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程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013 ) 、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 50856 一 














2013 ) 、《 河 南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》( HA 02 - 31 一 2016 ) 等 规 











职业 教育 的 相关 文件 规定 , 针对 职业 教育 的 专业 教育 标准 、 专 业 培养 方案 和 “建筑 水 电 安 装 工 
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本 书 是 在 《建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 》 (第 二 版 7 
的 基础 上 进行 修订 编写 而 成 ， 本 次 修订 增加 了 广 联 达 BIM 
安装 计量 GQI2018 计算 机 软件 算 量 的 操作 内 容 。“ 建 筑 水 电 
安装 工程 计量 与 计价 ”是 高 职高 专 工程 造价 和 工程 管理 专业 
的 核心 课程 ， 也 是 建筑 工程 技术 、 建 筑 设 备 和 暖 通 专业 的 主 
要 专业 课程 ， 是 从 事 建筑 给 排水 、 采 暖 、 通 风 空 调和 建筑 电 
气 等 工程 的 施工 安装 技术 人 员 与 管理 人 员 必 须 掌握 的 专业 知 
识 和 技能 。 本 课程 的 主要 任务 是 通过 对 相关 理论 与 工程 实例 
的 学 习 ， 学 生 可 以 熟悉 全 国 统一 安装 工程 工程 量 计算 规则 和 
工程 量 清 单 计价 规范 中 的 有 关 规 定 ， 掌握 安装 工程 工程 量 清 
单 计 价 的 方法 ， 掌 握 采 暖 工 程 、 通 风 空 调 工 程 和 建筑 电气 工 
程 的 工程 量 计算 规则 ， 理 解 施工 预算 和 施工 图 预 ( 结 ) 算 编 
制 与 审查 方法 ， 具 有 编制 一 和 于 信安 半 工 程 工程 基 消 MY 
的 能 力 ， 为 今后 从 事 建筑 设备 工程 的 管理 和 计价 黄 

本 书 以 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 ( 
2013)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 和 2013) 

《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 31 一 2016) 
es 


对 高 等 职业 教育 的 相关 文件 规 业 教 育 标准 问 、 



































培养 方案 和 “建筑 水 电 安装 所 be 课程 
学 大 纲 编写 而 成 。 


本 书 建议 在 教学 a 
ee 
es 安装 工程 定额 、 建 造价 的 费用 
建设 工程 工程 量 清单 综合 单价 、 工 程 量 清单 计价 表格 及 预算 
编制 步骤。 学 习 情境 二 为 建筑 安装 工程 工程 量 计算 规则 与 工 
程 造价 实例 ， 主 要 内 容 包 括 给 排水 安装 工程 施工 图 预算 编 
制 、 采 暧 工程 施工 图 预算 编制 、 电 气 照明 工程 施工 图 预算 纺 
制 、 通 风 空调 工程 施工 图 预算 编制 、 建 筑 水 电工 程 施工 图 预 
算 书 编制 案例 。 学 习 情 境 三 为 安装 工程 计量 与 计价 软件 的 
学 习 。 

本 书 在 符合 专业 教育 标准 、 满 足 专业 培养 方案 和 教学 大 
纲 中 规定 的 知识 点 及 能 力 点 要 求 的 前 提 下 ， 内 容 上 尽量 删 繁 
就 简 ， 适 应 专业 实践 需要 , 围绕 工程 量 清单 综合 单价 预算 
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定额 ) 、 工 程 量 计 算 规 则 、 工 程 量 清单 计价 规范 的 应 用 ， 突 
动手 能 力 的 培养 。 
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迪 任 副 主 编 ， 河 南 建筑 职业 技术 学 院 柴 润 照 任 主 审 ， 河 南 建筑 职业 技术 学 院 宋 宁 、 广 联 达 
科技 股份 有 限 公 司 贺 翔 奔 参 编 。 具 体 编写 分 工 如 下 : 宋 宁 编 写 模块 1 和 模块 2， 陈 连 妹 编 
写 模块 3 一 5、 模 块 6 的 6.3 一 6.4 节 、 模 块 7 的 7.3 一 7.4 节 、 模 块 8 的 8.3 一 8.4 节 及 模 
块 9 的 9.3 一 9.4 节 ;， 常 慧 编写 模块 6 的 6.1 一 6.2 节 、 模 块 7 的 7.1 一 7.2 节 、 模 块 9 的 
9.1 一 9.2 节 ; 吴迪 编写 模块 8 的 8.1 一 8. 2 节 ; 倪 乐 编写 模块 10; 倪 乐 、 贺 翔 乌 编写 模块 11 。 
柴 润 照 对 本 书 进行 了 审读 并 提出 很 多 建设 性 的 意见 ， 在 此 表示 感谢 。 

《建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 》( 第 二 版 ) 由 河南 建筑 职业 技术 学 院 陈 连 妹 主 编 ， 倪 
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点 和 造价 实例 ， 注 重 学 生 
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安装 工程 计价 相关 知识 的 学 习 
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定额 产生 于 19 世纪 末 资 本 主义 企业 管理 科学 的 发 展 时 期 。 当 时 工业 发 展 迅 速 ， 而 当 
时 的 管理 经 验 远 远 不 能 满足 资本 主义 生产 的 需要 ， 致 使 劳动 生产 率 低下 ， 而 工人 的 劳动 强 
度 很 大 。 在 这 种 矛盾 背景 下 ,著名 的 美国 工程 师 泰勒 (F. W. Taylor，1856 一 1915 年 ) 从 
1880 年 开始 进行 了 各 种 试验 ， 和 努力 把 当时 科学 技术 的 最 新 成 就 应 用 于 企业 管理 ， 他 着 重 
从 工人 的 操作 方法 上 研究 工时 的 科学 利用 ， 制 定 出 工时 定额 ， 以 提高 工人 的 劳动 效率 。 为 
了 减少 工时 消耗 ， 他 研究 改进 工具 与 设备 ,提出 一 整套 科学 管理 方法 。 泰勒 在 1911 年 出 
版 了 著名 的 《科学 管理 原理 》 一 书 ， 从 此 开创 了 科学 管理 的 先河 ， 这 就 是 著名 的 “泰勒 
制 "。 后 人 称 他 为 “科学 管理 之 父 ”。 

继 泰 勒 制 以 后 ， 资 本 主义 企业 管理 又 有 了 新 的 发 展 ， 对 定额 的 制定 也 有 了 多 方面 的 研 
究 ， 并 充分 利用 现代 自然 科学 的 最 新 成 果 一 一 运筹 学 、 电 子 计算 机 等 科学 技术 手段 进行 科 
学 管理 ， 还 出 现 了 行为 科学 、 系 统管 理 理论 、 信 息 论 、 控 制 论 征 /西方 管理 科学 的 发 展 对 
我 国定 额 管理 及 管理 科学 的 发 展 与 实践 产生 了 重要 影响 。 和 蕉 

从 第 一 个 五 年 计划 (1953 一 1957 年 ) 开始 到 党 的 
我 国 的 定额 和 国民 经 济 建设 一 样 ， 走 过 了 曲折 而 又 展 道路 。1979 年 重新 颁发 了 
《建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 )。 政 革 开 放 以 来 ， 经 济 有 了 飞速 发 展 ， 基 本 建设 日 新 月 
异 。 特 别 是 加 入 WTO (世界 贸易 组 织 ) SR 我 国 的 工程 造价 计 







中 全 会 (1978 年 ) 之 前 ， 


价 方法 也 发 生 了 变化 ， 由 定额 计价 发 价 法 (2003 年 以 后 )， 量 价 分 离 ， 统 一 
“ 量 ”、 指 导 “ 价 ”、 竞 争 “ 费 ”"， 这 企业 自主 报价 的 竞争 能 力 ， 为 投标 者 提供 一 


个 公开 、 人 公平、 公正 的 竞争 环境 : 
通过 本 学 习 情 境 的 学 习 了 7 对 定额 的 性 质 、 个 正确 的 认识 ， 对 工程 量 清 


单 计 价 方法 有 一 个 全 面 


Ww 
RY ES 





计生 基本 建设 概述 


AX\ 


® 





本 模块 主要 介绍 了 基本 建设 的 含义 ; + 基本 建设 工程 项 目的 划 


分 。 学 生 通过 学 习 ， 应 达到 以 下 目的 。 
@ 掌握 基本 建设 的 含义 。 
@ 掌握 基本 建设 工程 项 目 Sn 系 ， 能 正确 进行 基本 建设 工程 项 目的 


名- 


划分 。 \> 






相关 知识 





1. 基本 建设 、 固 定 资产 ; 
2. 基本 建设 程序 ; 
3. 基本 建设 工程 项 目的 划分 





/ 
掌握 基本 建设 的 含义 、 程 序 


知识 
基本 建设 的 相关 的 划分 、 工 程 项 目的 划分 
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基本 建设 是 实现 固定 资产 再 生产 的 一 种 经 济 活动 。 基 本 建设 活动 形成 的 固定 资产 分 为 
三 部 分 : 建筑 安装 ， 如 建设 各 种 房屋 、 构 筑 物 ， 安 装 各 种 机 械 设 备 等 ，@ 购 息 设 备 工 
大 和 六、 人 用 地、 神仙 加 





大 再 生产 相 联系 的 勘察 设计 、 征 用 土地 、 青 苗 补偿 和 安置 补 

基本 建设 是 全 社会 固定 资产 的 扩大 再 生产 ， 而 各 建设 经 济 活 动 则 是 全 社会 固定 
A 它 贞 人 人 下 的 重大 比例 关系 、 部 门 结构 
和 生产 布局 ， 对 生产 发 展 的 远 期 速度 及 人 民 物 质 《 交 化 站 活 水 平 的 提高 有 重大 影响 ,在 国 
民 经 济 计划 中 占有 十 分 重要 的 地 位 。 基 本 建 1 固定 资产 生产 的 一 种 工业 生产 活动 ， 
emt na KE 本 建设 是 按照 一 定 的 程序 进行 固定 资产 











投资 的 一 种 经 营 方 式 。 
所 各 庆 ,站 在 了 长 期 使 用 的 劳动 资料 和 消费 
资料 ， 即 使 用 年 限 在 一 年 以 如 过 和 的 一 种 物质 财富 。 





基本 建设 程序 是 指 基本 建设 过 程 中 各 项 工作 必须 遵循 的 先后 顺序 。 

我 国 工程 项 目 基本 建设 程序 分 3 个 时 期 、4 个 阶段 、8 项 程序 内 容 (由 表 1 -1 中 11 
项 合并 ) 。3 个 时 期 是 投资 前 期 、 投 资 期 、 生 产 期 。4 个 阶段 是 规划 与 研究 阶段 、 工 程 设计 
阶段 、 工 程 建设 阶段 、 生 产 阶段 。 

基本 建设 程序 内 容 及 其 与 工程 计量 计价 的 关系 见 表 1 - 1。 

(1) 项 目 建议 书 

项 目 建议 书 是 为 了 说 明 投 资 项 目 实施 的 必要 性 、 可 行 性 和 经 济 性 ， 并 以 必要 性 为 主 。 

(2) 可 行 性 研究 

可 行 性 研究 是 在 投资 之 前 对 拟 议 中 的 建设 项 目 进行 全 面 的 综合 技术 经 济 分 析 和 论 
证 ， 从 而 为 项 目 投资 决策 提供 可 靠 依据 的 一 种 科学 方法 。 在 这 一 阶段 可 得 出 投资 估算 
指标 。 
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表 1-1 基本 建设 程序 内 容 及 其 与 工程 计量 计价 关系 表 
时 期 | 阶段 程 序 内 容 计量 与 计价 
1. 项 目 建议 书 1. 编制 项 目 建议 书 
2. 可 行 性 研究 2. 办 理 项 目 选 址 规划 意见 书 
3. 可 行 性 研究 | 3. 办 理 项 目 规划 许可 证 和 工程 规划 许可 证 
的 评审 4. 办 理 土地 使 用 审批 手续 
5. 办 理 环保 审批 手续 
投 | 规划 
次 6. 编制 可 行 性 研究 报告 
前 | 与 研究 下 投资 估算 
阶段 7. 可 行 性 研究 报告 论 ii 
. 可 行 性 研究 报告 报批 
4. 设计 任务 书 % 
9. 办 理 土 地 使 用 证 
10. 办 理 征地 、 青 苗 神 壕 安 置 等 手续 
11. 地 勘 
12. 报 审 供 排水 市 政 配套 方案 
工程 5. 初步 设计 13. 办 4 消防 总 概算 
设计 | 6. 技术 设计 _ 修正 概算 
阶段 | 7. 施工 图 设计 、 ES 施工 图 设计 预算 
14. 编制 施工 图 预 
隐 竹 - 15. 建设 工程 从 、 投 标 、 签 订 合 同 | 合同 价 
Oi- 16. 征 . 为 地 平整 ,三 通 一 平 ， 施 
投 NS [图 纸 “和 
资 
17. 办 理工 程 质量 监督 
期 | 工程 | 8. 施工 准备 
建设 18. 办 理 施工 许可 证 
阶段 19. 项 目 开工 前 审计 
20. 报批 开工 
21. 编制 施工 预算 、 施 工 组 织 设计 〈 施 工 
单位 ) 
9. 组 织 施工 22. 施工 安装 按 合同 实施 、 结 算 价 
ee 23. 人 员 培训 ,原材料 、 水 电 准 备 ， 规 章 
证 人 制度 的 建立 
生产 
产 阶段 24. 交工 验收 
出 
期 1 效 工 验收 、| 55 竣工 验收 竣工 决算 
交付 使 用 es 
26. 投产 








注 : @ 内 容 与 可 行 性 研究 报告 有 相似 处 ， 可 代替 可 行 性 报告 。 
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(3) 可 行 性 研究 的 评审 

可 行 性 研究 的 评审 是 指 有 关 投 资 管理 机 构 ， 根 据 可 行 性 研究 报告 ， 进 行 详细 的 调查 研 
究 ， 对 投资 项 目的 组 织 机 构 、 工 艺 技术 和 经 济 效益 做 出 全 面 细致 的 定性 分 析 和 定量 分 析 ， 
从 而 判断 其 建设 的 必要 性 、 技 术 的 可 靠 性 和 经 济 的 合理 性 ， 最 后 对 项 目 是 否 可 行 、 是 否 应 
动工 兴建 做 出 总 评价 的 全 过 程 。 评 审 一 经 通过 ,项 目 正式 成 立 ， 可 进入 下 一 阶段 工作 ， 否 
则 项 目 取 消 。 

(4) 设计 任务 书 

设计 任务 书 是 申请 确定 建设 项 目 时 报批 的 基本 文件 ， 其 主要 内 容 是 对 可 行 性 研究 推荐 
的 最 佳 方案 予以 确认 (如 征地 、 设 计 哪 些 内 容 等 )。 

(5) 设计 阶段 

设计 阶段 包括 初步 设计 阶段 、 技 术 设计 阶段 和 施工 图 i 设计 任务 书 批准 后 ， 
建设 单位 或 建设 主管 单位 可 以 委托 具有 相应 等 级 设计 许可 证 网 役 访 单位 编制 设计 文件 。 在 
a 
工 图 预算 。 



































(6) 施工 安装 
施工 安装 包括 施工 准备 和 组 织 施工 正式 开工 前 对 施工 的 总 体 计划 和 统筹 
部 署 工作 ， 是 建设 实施 阶段 的 重要 环 艺 位 的 准备 工作 主要 包括 : 按 生 产 或 使 用 要 
求 与 资金 可 能 ， 确 定年 度 建设 计 1 备 ; 设备 与 主要 材料 订货 ;征用 土地 和 迁 民 拆 
迁 ;“ 三 通 一 平 ” 申 请 建筑 许 囊 际 ; 选择 适当 的 ; 签订 建筑 安装 施工 合同 。 
| 建立 现场 机 忆 工 组 织 设计 和 技术 措施 ， 进 行 


在 这 一 阶段 施工 单位 投标 
企业 内 部 经 济 核算 ， A 报批 开工 报告。 
TY 筑 物 ， 同 时 把 机 器 设备 安装 好 ， 成 为 可 
4 圈定 资产 的 过 程 。 党 


Re 
(77 进 产 


生产 准备 一 般 由 建设 单位 根据 进度 、 工 程 项 目的 生产 供给 技术 特点 ,组 织 专门 的 班子 
和 机 构 进 行 。 主 要 内 容 包 括 人 员 准 备 ， 如 生产 、 管 理 和 技术 人 员 的 配备 培训 ; 外 部 供应 、 
协作 配合 条 件 的 准备 ， 如 原材料 、 燃 料 、 水 电 等 的 准备 ; 组 织 工艺 装备 、 备 品 、 备 件 的 制 
造 和 订货 ; 建立 生产 系统 和 职能 机 构 ; 制定 各 种 规章 制度 和 生产 技术 文件 ; 确定 试车 运 
转 、 投 产 方案 。 

(8) 竣工 验收 、 交 付 生产 

竣工 验收 时 全 面 考核 建设 成 果 ， 检查 设计 和 施工 质量 的 重要 环节 。 根 据 国 家 规定 ,由 
建设 单位 、 施 工 单位 、 工 程 质 检 监督 部 门 和 环境 保护 部 门 等 共同 进行 验收 。 对 不 符合 规定 
的 建设 项 目 ， 不 能 办 理 验收 和 移交 手续 。 对 合格 项 目 ， 进 行 竣工 决算 。 竣 工 验收 后 进入 生 
产 期 。 

基本 建设 程序 按照 本 身 固有 的 规律 ， 互 相 衔接 循序 渐进 。 前 一 阶段 的 工作 是 进行 后 一 
阶段 工作 的 依据 ; 后 一 阶段 的 工作 是 前 一 阶段 工作 的 继续 。 固 定 资产 和 生产 能 力 的 建造 和 
形成 过 程 的 规律 性 ,决定 了 进行 基本 建设 都 应 遵循 先 计划 后 建设 、 先 勘察 后 设计 、 先 设计 
后 施工 、 先 验收 后 使 用 的 程序 。 基 本 建设 程序 反映 了 客观 规律 的 要 求 ， 是 关系 基本 建设 工 
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作 全 局 性 的 一 个 重大 问题 ， 违 反 了 它 就 会 受到 惩罚 。 
国家 对 一 些 重大 建设 项 目 在 竣工 验收 若干 年 后 进行 后 评价 。 这 主要 是 为 了 总 结 项 目 建 
设 成 功 和 失败 的 经 验 教 训 ， 供 以 后 项 目 决策 借鉴 。 




















1. 3 基本 建设 工程 项 目的 划分 


基本 建设 工程 项 目 一 般 可 划分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 
工程 。 

1. 建设 项 目 

建设 项 目 是 指 在 一 个 总 体 设计 范围 内 ， 由 一 个 或 工程 组 成 的 ， 在 经 济 上 独立 
核算 , 行政 上 实行 统一 管理 的 工程 建设 单位 。 在 工 和 
,i 一 个 医院 ) 为 一 个 建设 


项 目 。 





2. 单项 工程 

单项 工程 也 称 工程 项 目 ， A 放 的 设计 文件 ， 可 以 独立 发 挥 生产 能 力 或 
ee i 如 工业 企业 建设 中 的 各 
个 车 间 、 办 公 楼 等 ， 9 教学 楼 Ta 首 舍 等 均 属于 单项 工程 。 

3. 单位 工程 en 

nan 组 成 部 分 ， 是 ee 
工程 ， 但 完 下 立 发 挥 生产 能 力 资 效 益 的 工程 。 在 一 个 单项 工程 中 按 其 构 





成 可 分 为 建筑 他 drt i 其 中 设备 安装 工程 是 设备 的 购置 及 其 安 
装 ， 因 两 者 联系 密切 ， 预 算 上 把 两 者 并 为 一 体 ， 组 成 设备 安装 工程 预算 。 而 建筑 工程 按 其 
组 成 部 分 的 性 质 和 作用 ， 又 可 分 成 以 下 几 类 单位 工程 。 

一般 工 业 与 民用 建筑 工程 中 应 包括 建筑 物 及 构筑 物 的 各 种 结构 工程 。 

@ 上 暧 卫 工程 中 应 包括 给 排水 、 采 暖 、 通 风 、 民 用 煤气 管道 敷设 等 。 

@@ 电气 照明 工程 中 应 包括 室内 外 照明 设备 安装 、 线 路 敷设 等 。 

4. 分 部 工程 

分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 。 一 般 按 照 工程 部 位 、 专 业 结 构 特 点 等 将 一 个 单位 工 
程 分 解 成 若干 个 分 部 工程 。 例 如 ， 暖 卫 工 程 中 管道 安装 、 栓 类 阀门 安装 、 卫 生 器 具 安装 、 
供暖 器 具 安装 等 部 分 ， 每 项 都 为 一 个 分 部 工程 。 
5. 分 项 工程 
分 项 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 。 每 个 分 部 工程 可 按 不 同 的 施工 方法 、 不 同 种 类 材料 
等 因素 进一步 划分 成 易 计算 工 程 量 和 工料 、 资 金 消耗 的 若干 个 分 项 工程 。 例 如 ， 栓 类 阀门 
安装 为 一 个 分 部 工程 ， 它 由 消火栓 安装 、 螺 纹 阀门 安装 、 法 兰 阀门 安装 等 分 项 工程 组 成 。 

建设 项 目 组 成 如 图 1. 1 所 示 。 
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详 慌 纯洁 慰 


加 NS Sepp x 
xz 模块 省 淘 


一 


rn rean tal rannanr 基本 建设 工程 项 目的 
分 。 





划 











@ 复习 思考 题 人 


1. 在 一 个 建设 项 目 中 ， 具 有 独立 的 设计 文件 ,竣工 后 可 独立 发 挥 生产 能 力 或 工程 效 
益 的 工程 项 目 被 称 为 〈 )。 

A. 分 部 工程 B. 分 项 工程 C. 单位 工程 D. 单项 工程 

2. 简 述 什么 是 基本 建设 程序 。 





【模块 1 在 线 答题 】 
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ST 


St ， 了 解 建筑 工程 预算 的 概 


念 与 作用 。 XX) 










劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 、 
机 械 台 班 使 用 定额 











一 


的 作用 


定额 的 性 质 和 分 类 了 解 定 额 的 概念 、| 辐 
人 
S 了 解 建筑 工 


施工 图 预算 的 主要 作用 
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2. 1 定额 的 概念 和 性 质 及 分 类 


帮 世间 定 闫 的 概念 和 性 质 


建设 工程 定额 是 指 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 完 成 单位 建筑 安装 合格 产品 所 必须 消耗 
的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 数量 标准 或 资金 数量 的 标准 额度 设 工程 定额 具有 以 下 


性 质 。 NK 
1. 定额 的 法 令 性 与 灵活 性 SS 
定额 是 国家 授权 的 主管 部 门 组 织 制定 、 颁 发 的 a 

工程 建设 的 所 有 建设 和 施工 企业 、 设 计 部 门 工程 价款 的 银行 等 ， 都 必须 严格 执 

行 并 接受 颁发 部 门 的 监督 ， 不 准 任意 变更 定 和 数量 标准 。 由 于 全 国 各 地 区 情况 差别 

A 


tig 


NS 泌 门 批准 。 yr 
2. 定额 的 先进 性 与 x 


定额 的 先 FE 许 额 项 目的 确定 。 已 成 熟 推 广 的 新 工艺 、 新 材料 、 新 技 
术 。 定 额 规定 的 和 料及 施工 机 械 人 起 ， 是 在 正常 施工 条 件 下 ,大 多 数 施工 企 
pe F 均 先进 水 平 ， 因 而 候 病 具有 合理 性 。 这 样 才能 更 好 地 调动 企业 与 工 
人 的 积极 性 ， 不 断 改善 经 营 管理 ,改进 施工 方法 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 降低 成 本 ， 从 而 取得 
更 好 的 经 济 效益 。 

3. 定额 的 科学 性 与 群众 性 

定额 是 吸取 现代 科学 管理 的 新 成 果 ， 应 用 科学 的 、 严 密 的 方法 ,在 认真 研究 市 场 经 济 
和 价值 规律 等 基础 上 ， 通 过 长 期 观察 和 测定 、 总 结 生产 实践 经 验 而 制定 的 。 

定额 的 制定 来 源 于 广大 工人 群众 的 生产 实践 活动 ， 群 众 是 编制 定额 的 参与 者 ， 也 是 定 
额 的 执行 者 。 定 额 的 水 平 高 低 取决 于 工人 所 创造 的 生产 力 水 平 。 定 额 反映 了 国家 利益 和 工 
人 群众 利益 的 一 致 性 ， 因 而 具有 广泛 的 群众 基础 。 

4. 定额 的 稳定 性 与 时 效 性 

定额 反映 了 在 一 定时 期 内 社会 生产 技术 、 机 械 化 程度 和 新 材料 与 新 工艺 的 应 用 水 平 ， 
但 定额 不 是 长 期 不 变 的 ， 随 着 科学 技术 的 提高 ， 社 会 生产 力 水 平 也 必然 提高 。 这 就 需要 对 
原 定额 进行 修改 和 补充 ， 制 定 和 颁发 新 定额 。 因 此 定额 在 执行 期 内 具有 时 效 性 和 相对 的 稳 
定性 。 
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BD 二 mi 分 类 


1. 按 生产 要 素 分 类 

定额 按 生产 要 素 可 分 为 劳动 消耗 定额 、 材 料 消 耗 定额 和 机 械 台 班 使 用 定额 。 它 们 
是 各 类 产品 生产 定额 中 最 基本 的 定额 ， 反 映 了 产品 生产 过 程 中 三 大 要 素 消耗 的 数量 
标准 。 

(1) 劳动 消耗 定额 

该 定额 即 人 工 消耗 定额 ， 是 指 完成 一 定 合格 产品 所 消耗 的 人 工 数量 标准 〈 即 工人 的 劳 
动 时 间 )。 劳 动 定额 按照 用 途 不 同 ， 可 以 分 为 时 间 定 额 和 产量 定额 两 种 形式 。 

OE 工人 为 完成 
单位 合格 产品 〈 单 位 工程 量 ) 所 需要 的 劳动 时 间 ， 包 括 准 摆 俩 间 、 基 本 生产 时 间 、 
辅助 生产 时 间 、 不 可 各 免 的 中 断 时 间 及 工人 必要 的 休息 “ 工 日 ”加 以 计量 。 每 一 
工 日 按 8 小 时 计算 。 
时 间 定 额 一 班组 成 员 劳 动 时 间 总 和 ( 工 日 )/ 班 多 品 总 数 ( 即 工 日 数 /产品 数 ) 

【 例 2 -1 安装 一 台 设 备 ， ee ey 分 钟 ， 辅 助 工作 时 间 占 工作 班 延续 时 
间 的 2%， 准 备 与 结束 时 间 占 2%， 中 1%， 休息 时 间 占 20% ， 求 安装 这 台 设备 


所 需 工 日 。 ~ 
解 :所 需 工作 时 间 为 过 -人 党 
2% +t2% +00 


本 80 分 钟 


ue 80 分 ~ 
工 日 数 和 0.17 工 晶 
we 


是 指 在 正常 作业 条 件 下 ， 工 人 在 单位 时 间 〈 工 日 ) 内 完成 单位 合格 产品 
(工程 量 ) 的 数量 ， 以 产品 〈 工 程 量 ) 计量 单位 表示 ,如 人 台 、 套 、 个 、 m、m*、mi 等 。 
产量 定额 一 班组 完成 的 产品 总 数 / 班 组 成 员 劳 动 时 间 总 和 〈 工 日 ) 〔〈 即 产品 数 / 工 日 数 ) 
时 间 定 额 与 产量 定额 的 关系 为 


时 间 定 额 X 产 量 定额 =1 
[a 特别 提示 


两 种 定额 中 ， 无 论 知道 哪 一 种 定额 ， 便 可 以 轻易 得 到 另 一 种 定额 。 时 间 定 额 和 产量 定 
额 是 同一 个 劳动 定额 的 不 同 表示 方法 ,但 又 有 各 自 不 同 的 用 处 。 时 间 定 额 便于 综合 ,便于 
计算 总 工 日 数 , 便于 核算 工资 ， 所 以 劳动 定额 一 般 均 采用 时 间 定 额 的 形式 。 产 量 定额 便于 
施工 班组 分 配 任务 ， 便 于 编制 施工 作业 计划 。 


如 例 2-1 所 示 ， 安 装 一 台 设备 需 0. 17 工 日 ， 则 




















每 工 日 产量 一 jE -5.88 台 


0.17 工 日 / 台 
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反之 , 每 工 日 可 安装 5. 88 台 设 备 (产量 定额 )， 则 安装 一 台 设 备 需要 1 台 /5. 88 台 / 工 
日 =0.17 工 日 (时 间 定 额 )。 

(2) 材料 消耗 定额 

材料 消耗 定额 是 指 在 合理 的 施工 条 件 及 节约 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ,完成 单位 合格 产 
品 (单位 工程 量 ) 所 必须 消耗 的 材料 的 数量 标准 ， 也 称 材料 定额 。 它 包括 主要 材料 、 辅 助 
材料 和 其 他 材料 的 消耗 数量 标准 。 

材料 消耗 定额 指标 二 材料 净 用 量 十 材料 损耗 量 二 材料 净 用 量 X (1 十 材料 损耗 率 ) 

材料 损耗 率 = 材 料 损耗 量 /材料 净 用 量 X100% 

(3) 机 械 台 班 使 用 定额 

机 械 台 班 使 用 定额 又 称 机 械 消耗 定额 ， 是 指 在 正常 施工 条 件 及 合理 的 劳动 组 织 与 合理 
使 用 机 械 条 件 下 ， 人 其 主要 表现 形式 


是 机 械 时 间 定 额 及 机 械 产量 定额 。 
机 械 时 间 定 额 是 指 施工 机 械 在 正常 运转 和 合 Si 完成 单位 合格 产品 
tt ime 表示 。 
机 械 消耗 的 台 





机 械 时 间 定额 一 机 破 完 成 的 产品 总 和 7 ( 即 台 班 数 /产品 数 ) 


@ 机 械 产量 定额 是 指 施工 机 械 在 正 Ce 合理 使 用 条 件 下 ,单位 作业 时 间 内 完成 
的 合格 产品 (工程 量 ) 的 数量 标准 


二 _ 机 械 定 成 的 产品 总 数 Yo 
机 械 产量 定额 二 i 补 的 从 i 品 数 / 台 班 数 ) 


2. 按 用 途 分 类 NA 
这 用 可 和 请 下 预算 定额 、 由 额 、 估 算 指标 、 工 期 定额 和 费用 定 
额 等 。 ~ 


3. ar 

定额 按 编制 ta 定额 、 行 业 统一 定额 、 地 方 定额 、 企 业 
定额 。 

(1) 全 国 统一 定额 

该 定额 是 由 国家 建设 行政 主管 部 门 综合 全 国 工程 建设 中 技术 和 施工 组 织 管理 的 情况 编 
制 ， 并 在 全 国 范围 内 执行 的 定额 。 

(2) 行业 统一 定额 

该 定额 是 考虑 到 各 行业 部 门 专业 工程 技术 特点 ,以 及 施工 生产 的 管理 水 平 ， 参 照 全 国 
统一 定额 的 水 平 编制 的 。 一 般 只 在 本 行业 和 相同 专业 性 质 的 范围 内 执行 ， 属 专业 性 定额 。 

(3) 地 方 定额 

该 定额 是 国家 授权 各 地 区 主管 部 门 ， 根据 本 地 区 自然 气候 、 物 质 技术 、 地 方 资源 和 交 
通 运输 等 条 件 ， 并 参照 全 国 统一 定额 水 平 编制 的 。 

(4) 企业 定额 

该 定额 是 由 施工 企业 考虑 本 企业 具体 情况 ,参照 国家 、 主 管 部 门 或 地 区 定额 的 水 平 制 
定 的 定额 。 它 只 能 在 本 企业 内 部 使 用 ， 是 一 个 企业 综合 素质 的 标志 。 企 业 定额 水 平一 般 应 
高 于 国家 现行 定额 。 
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4. 按 技术 专业 分 类 
定额 按 技 术 专 业 可 分 为 土建 工程 定额 和 安装 工程 定额 两 大 类 。 


1. 建筑 工程 预算 的 概念 
为 满足 生产 、 生 活 需要 而 建造 的 房屋 及 其 附属 工程 称 为 建筑 工程 。 人 们 在 拟 建 房屋 及 
其 附属 工程 建造 前 ,会 对 其 所 需要 的 物化 劳动 和 活 劳动 的 消耗 以 计算 ， 以 衡量 自己 
有 没有 能 力 去 建造 它 。 根 据 拟 建 建筑 工程 的 设计 图 纸 、 建 定额、 费用 定额 〈 即 
ROSE 
工 














建 、 扩 建 、 改 建 项 目 所 需 全 部 费用 的 技术 经 济 文件 程 预算 。 

2. 建筑 工程 预算 的 分 类 

天 入 工程 机 外 打 设计 量 民 划分 为 初 此 轩 记 工学 ”施工 用 设计 颈 氏 。 

建筑 工程 预算 按 专业 划分 为 如 下 水 

@ 土建 工程 。 包 括 一 般 土建 工 物 筑 物 工程 预算 。 

nr A 

te 预算 、 室 外 工程 预算 。 

@ 电气 工程 。 包 括 窜 内 申 信 预算、 动力 配 线 吕 算 、 外 部 线路 工程 预算 、 防 雷 接地 
预算 。 
建筑 工程 预算 秽 偶 用 内 容 划分 为 单 算 、 单 项 工程 预算 、 总 概 预算 。 
a 的 作用 







建筑 工程 预算 是 设计 概算 和 施工 图 预算 的 统称 因此， 建筑 工程 预算 在 不 同 的 设计 或 
施工 阶段 ， 其 编制 的 依据 与 其 所 起 的 作用 都 是 不 同 的 。 但 是 ， 它 们 之 间 也 存在 共同 点 ， 即 
都 是 确定 和 控制 拟 建 项 目 建筑 工程 费用 的 文件 。 

施工 图 预算 的 主要 作用 有 以 下 几 点 。 

(1) 施工 图 预算 是 确定 单位 建筑 工程 造价 的 依据 

建筑 工程 由 于 体积 庞大 、 结 构 复 杂 、 形 态 多 样 、 用 途 各 异 、 地 点 固定 、 生 产 周期 长 、 材 
料 消耗 庞杂 ， 不 能 像 其 他 工业 产品 那样 由 国家 制订 统一 的 出 厂价 格 , 而 必须 依据 各 自 的 施工 
设计 图 纸 、 预 算 定额 单价 、 取 费 标准 等 分 别 计算 各 个 建筑 工程 的 预算 造价 。 因 此 ， 建 筑 工程 
预算 起 到 为 建筑 产品 定价 的 作用 。 实 行 招标 的 工程 ， 预 算 也 是 确定 “标底 价 ”的 依据 。 

(2) 施工 图 预算 是 编制 年 度 建设 项 目 计划 的 依据 

按照 国家 工程 建设 管理 制度 的 要 求 ， 年 度 基本 建设 计划 必须 根据 审定 后 的 建设 预算 进 
行 编制 。 凡 没有 编制 好 建设 预算 的 工程 项 目 ， 必 须 在 开工 前 编制 出 建设 预算 .否则 不 能 列 
入 年 度 基本 建设 计划 。 

(3) 施工 图 预算 是 签订 施工 合同 的 依据 

凡是 承 发 包工 程 ， 建 设 单位 与 施工 单位 都 必须 以 经 审查 后 的 施工 图 预算 为 依据 签订 施 
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工 合同 。 因 为 施工 图 预算 所 确定 的 工程 造价 是 建筑 产品 的 出 广 价格 ， 双 方 为 了 各 自 的 经 济 
利益 ， 应 以 施工 图 预算 为 准 ， 明 确 责任 ， 分 工 协作 ， 互 相 制约 ， 共 同 保证 完成 国家 基本 建 
设计 划 。 

(4) 施工 图 预算 是 建设 银行 办 理工 程 贷 ( 拨 ) 款 、 结 ( 决 ) 算 和 实行 财政 监督 的 依据 
一 个 建设 项 目的 各 项 工程 用 款 ， 建 设 银 行 都 是 已 经 审查 后 的 预算 为 依据 进行 贷 〈 拨 ) 款 、 
结 ( 决 ) 算 的 ， 并 监督 建设 单位 和 施工 单位 按 工 程 的 施工 进度 合理 使 用 建设 资金 。 

(5) 施工 图 预算 是 衡量 设计 标准 和 考核 工程 建设 成 本 的 依据 

单位 建筑 工程 施工 图 预算 是 以 货币 形式 ,综合 反映 工程 项 目 设计 标准 和 设计 质量 的 经 
济 价值 数量 。 设 计 上 的 浪费 或 节约 ， 通 过 计算 工程 数量 和 各 项 费用 ， 可 以 全 部 反映 到 预算 
文件 中 。 因 此 ， 建 设 项 目 施工 图 预算 编制 完毕 后 ， 就 可 以 利用 预算 中 的 有 关 指 标 〈 如 单位 
建筑 面积 造价 指标 、 主 要 材料 耗 用 指标 、 0 对 设计 标准 和 质量 进 
行经 济 分 析 和 评价 ， 从 而 达到 衡量 设计 是 否 技 术 先 进 、 

tr 
是 考核 企业 经 营 管理 水 平 的 依据 。 施 工 企业 以 其 工 
耗 后 还 有 僵 余 的 ， 说 明 这 个 企业 经 济 管理 水 平 六 则 是 经 营 管理 水 平 低 。 施 工 企业 
为 了 增加 盘 余 ， et 经 营 管理 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 降 低 各 
种 消耗 。 因 此 ， ee * 济 核算 、 节 支 增收 、 考 核 工程 建设 成 本 的 

已 



















任务 的 经 济 收入 凭证 ， 又 
抵 补 其 施工 活动 中 的 资源 消 





依据 。 


(6) 施工 图 预算 是 施工 企 NS 量 的 依据 
施工 企业 对 所 承担 的 建 i 准备 的 各 项 计 施工 进度 计划 、 材 料 供应 计 
十 划 、 


划 、 劳 动力 安排 计划 、 财务 计划 多 ka 都 是 以 批准 的 施工 图 预算 为 
依据 的 。 又 关 
/ 
NX 人 模 侨 小 结 站 





本 模块 主要 介绍 了 以 下 几 方 面 内 容 。 
定额 的 概念 、 性 质 和 分 类 。 
建筑 工程 预算 的 概念 、 分 类 与 作用 














€ 4 复习 思考 题 信 


1. 什么 是 劳动 消耗 定额 、 时 间 定 额 与 产量 定额 ? 
2. 什么 是 材料 消耗 定额 ? 





【模块 2 在 线 答题 】 
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人 


ST 
本 模块 主要 介绍 了 建筑 安装 工程 费 项 目的 组 成 pe 
表 。 学 生 通 过 本 模块 的 学 习 ， 0 目的 组 成 ， 正 确 运 用 工程 造价 计价 


标准 程序 表 计 价 。 





下 












相关 知识 





知识 要 点 


ee RN? 直接 沉 、 间 接 沉 、 利 润 、 税 金 、 
和 Cel 
有 造价 计价 标 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 
2. NS | 夺 的 机 大 ee Bb a 


表 (河南 省 ) 
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3. 1 建筑 工程 造价 的 构成 


医 。 局 则 我 国 现行 工程 造价 的 构成 


工程 造价 是 工程 项 目 按照 确定 的 建设 内 容 、 建 设 规模 、 建 设 标准 、 功 能 要 求 和 使 用 要 
求 等 全 部 建成 并 验收 合格 交付 使 用 所 需 的 全 部 费用 。 

工程 造价 主要 划分 为 设备 及 工 器 具 购 园 费 、 建 筑 安装 予 程 咒 建设 工程 其 他 费 、 预 备 
费 、 建 设 期 贷款 利息 和 固定 资产 投资 方向 调节 税 (暂停 A 
1. 设备 及 工 器 具 购 置 费 
设备 及 工 器 具 购 置 费 是 指 按照 建设 项 目 设 i 求 ， 建 设 单位 (或 委托 单位 购置 
I 忆 制 的 首 套 工具 及 生产 家 具 所 需 的 费 


用 ; 由 设备 原价 、 设 备 运 杂费 组 成 。 
2. 建筑 安装 工程 费 


建筑 安装 工程 费 是 指 建设 ee 







™ 





包括 用 于 建筑 的 建造 及 有 关 清理 等 工程 前 需要 安装 设备 的 安置 、 装 配 
工程 的 投资 ， 由 直接 费 > 他 撑 费 、 利 润 、 税 金 组 成 

3. 建设 工程 

建设 工程 基 他 未 纳入 以 上 两 确 和 2 澳 目 投 次 支付 的 、 为 保证 工程 建设 顺利 
成 和 交付 使 正常 发 挥 效用 而 发 生 醒 各 项 费用 的 总 和 ， 由 土地 使 用 费 、 与 项 目 建设 
有 关 的 其 他 费 、 与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费 组 成 。 

4. 预备 费 





预备 费 包括 基 本 预备 费 和 工程 造价 调整 预备 费 。 基 本 预备 费 是 指 初步 设计 及 概算 内 难 
以 预料 的 工程 和 费用 。 工 程 造价 调整 预备 费 是 指 建设 项 目 在 建设 期 内 由 人 工 、 设 备 、 材 
料 、 施 工 机 械 价格 ， 以 及 费 率 、 利 率 、 汇 率 的 变化 引起 工程 造价 变化 的 预测 预 留 费用 。 

5. 建设 期 贷款 利息 

建设 期 贷款 利息 是 指 建设 项 目 使 用 投资 贷款 ， 在 建设 期 内 应 归还 的 贷款 利息 。 

6. 固定 资产 投资 方向 调节 税 (暂停 征收 ) 

固定 资产 投资 方向 调节 税 是 指 按照 《中 华人 民 共和 国 固定 资产 投资 方向 调节 税 暂 行 条 
例 》 的 规定 ， 应 缴纳 的 固定 资产 投资 方向 调节 税 。 


医 到 入 建筑 安装 工程 才 


1. 建筑 安装 工程 费 概述 
建筑 安装 工程 费 由 建筑 工程 费 和 安装 工程 费 两 部 分 组 成 。 
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(1) 建筑 工程 费 

@ 各 类 房屋 建筑 工程 和 列 人 房屋 建筑 工程 造价 的 供水 、 供 暖 、 供 电 、 卫 生 、 通 风 、 
空调 、 煤 气 等 设备 费用 及 其 装 设 、 油 饰 工程 的 费用 , 列 和 人 建筑 工程 造价 的 各 种 管道 、 电 
力 、 电 信和 电缆 导线 敷设 工程 的 费用 。 

@ 设备 基础 、 支 柱 、 工 作 台 、 烟 身 、 水 塔 、 水 池 等 建筑 工程 ， 以 及 各 种 窗 炉 的 砌 筑 
工程 和 金属 结构 工程 的 费用 。 

@ 为 施工 而 进行 的 场地 平整 ,工程 和 水 文 地 质 勘 察 ， 原 有 建筑 物 和 障碍 物 的 拆除 ， 
以 及 施工 临时 用 水 、 电 、 气 、 路 和 完工 后 的 场地 清理 ， 环 境 绿 化 、 美 化 等 工作 的 费用 。 

@ 矿井 开凿 、 井 巷 延 伸 、 露 天 矿 剥 离 、 石 油 及 天 然 气 钻井 ， 以 及 修建 铁路 、 公 路 、 
桥梁 、 水 库 、 堤 坝 、 灌 渠 及 防洪 等 工程 的 费用 。 

(2) 安装 工程 费 

@ 生产、 动力、 起 重 、 运 输 、 传 动 、 医 疗 和 试验 等 各 种 雷 
费用 ， 与 设备 相连 的 工作 台 、 梯 子 、 栏 杆 等 装 设 工 程 ， 以 于 被 安装 的 管线 敷设 工程 
We 






















@ 为 测定 安装 工程 质量 ， 对 单个 设备 进行 
负荷 试 运转 工作 的 调试 费 


ee 16 号令) 自 2014 年 2 月 1 日 起 


交 转 和 对 系统 设备 进行 系统 联动 无 


执行 。 依 据 该 办 法 规定 ， 建 筑 工 程 是 建筑 和 市 政 基础 设施 工程 ;房屋 建筑 工程 是 指 
各 类 房屋 建筑 、 附 属 设施 及 与 其 上 线路、 管道 、 讼 祭 家 装 工程 和 室内 外 装饰 装修 工 
程 ; 市 政 基础 设施 工程 是 道路 、 公 共 交 通 、 水 、 燃 气 、 热 力 、 园 林 、 环 


卫 、 污 水 处 理 、 垃 圾 处 理 k 防洪 、 地 下 公共 设施 ， 属 设施 的 土建 、 管 道 、 设 备 安装 
工程 。 工 程 发 承包 刘 ee 标 限 价 、 招 标 标底 、 投 标 报价 、 工 程 


结算 及 签订 和 i 款 等 活动 。 * 


《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 ( 建 标 C2013] 44 号 ) 文件 规定 , 按 费 用 构成 要 素 划 
分 ,建筑 安装 工程 费 由 人 工 费 、 材 料 费 (包含 工程 设备 费 )、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 
费 、 利 润 、 规 费 和 税金 组 成 。 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 和 利润 
包含 在 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 中 。 建 筑 安装 工程 费 项 目 组 成 〈 按 费用 
构成 要 素 划分 ) 如 图 3. 1 所 示 。 按 工程 造价 形成 划分 ， 建 筑 工程 安装 工程 费 由 分 部 分 项 工 
程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 金 组 成 。 其 中 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 
其 他 项 目 费 包含 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 。 建 筑 安装 工程 费 
项 目 组 成 〈 按 造价 形成 划分 ) 如 图 3.2 所 示 。 

根据 财税 [2016] 36 号 文 ， 建 标 造 [2016] 49 号 文 精神 ， 税 金 改 为 增值 税 。 城 市 维 
护 建 设 税 、 教 育 费 附加 、 地 方 教育 附加 纳入 企业 管理 费 项 。 















忆 工程 量 清 单 计价 的 建筑 安装 工程 造价 组 成 


工程 量 清单 计价 的 建筑 安装 工程 造价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 
规 费 、 税 金 组 成 ， 具体 组 成 如 图 3.2 所 示 。 
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三 1. 计时 工资 或 计件 工资 
2. 奖金 





人 工 费 





1. 施工 机 械 使 用 费 
上 一 施工 机 具 使 用 “| 


2. 仪器 仪表 使 用 费 
1. 管理 人 员工 资 
2. 办 公费 
3. 差 旅 交通 费 
4. 固定 资产 使 用 费 
5. 工具 用 具 使 用 费 


活 冲 上 H 溢 由 注入 


六 一 企业 管理 费 


11, 财产 保险 费 ~ 


(6) 燃 料 动力 费 


6. 劳 动 保险 和 职工 福利 费 
劳动 保护 费 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


次 1 分 部 分 项 工程 费 


(0 折旧 费 
CO) 大 修理 费 


G) 经 常 修理 费 
(4) 安 拆 费 及 场 外 运费 
(5) 人 工 费 


Ws 2 措施 项 目 费 


3 其 他 项 目 费 





公 各 多 
3. 和 工程 排 费 








12. 财务 费 
13. 税金 人 








建筑 安装 工程 费 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划 分 ) 


工程 量 清单 是 指 建设 工程 的 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 规 费 项 目 和 税 


金 项 目的 名 称 和 相应 数量 等 的 明细 清单 。 
1. 分 部 分 项 工程 费 


分 部 分 项 工程 费 是 指 各 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 应 予 列 支 的 各 项 费用 。 


专业 工程 是 指 按 现行 国家 计量 规范 划分 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 、 仿 古 建 筑 工 程 、 通 用 
安装 工程 、 市 政工 程 、 园 林 绿 化 工程 、 矿 山 工 程 、 构 筑 物 工程 、 城 市 轨道 交通 工程 、 爆 破 





工程 等 各 类 工程 。 
2. 措施 项 目 费 


措施 项 目 费 是 指 为 完成 建设 工程 施工 ,发生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 的 技术 、4 





| 


活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 。 具 体内 容 包 括 以 下 几 项 。 


(1) 安全 文明 施工 费 


名 环境 保护 费 ， 指 施工 现场 为 达到 环境 保护 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 


@ 文明 施工 费 ， 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 
@ 安全 施工 费 ， 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 
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长 3 ET 





1. 房屋 建筑 与 装饰 工程 
(土石 方 工程 
O 〇 ) 柱 基 工 程 


2 仿古 建 筑 工程 王 1. 人工 费 
分 部 分 项 工程 费 4 市 政工 程 





8 .城市 轨道 交通 工程 2 材料 费 
爆破 工程 


1. 安全 文明 施工 费 3. 施工 机 具 使 用 费 
2 





搬运 费 
| ee 
5 已 完工 
扒 犯 本 月 浊 和 过 位 和 测 册 


7. 特殊 地 区 施工 增加 费 
和 大 过 人 
9 脚手架 


舌 总 口 溢 准 洲 了 诗 


5. 利 润 









1 第 业 税 

2 城市 维护 建设 税 
3. 教育 费 附加 

4. 地 方 教育 附 ; 


Na 图 3. 3 建筑 安装 工程 疡 克 目 组 成 ( 按 造价 形成 划分 ) 


团 临时 设施 费 ， 指 施工 企业 为 进行 建设 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临时 
建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 ,包括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 清 理 费 或 摊 销 
费 等 。 

加 扬尘 污染 防治 增加 费 ， 是 根据 河南 省 实际 情况 ,施工 现场 扬尘 污染 防治 标准 提高 
所 需 增 加 的 费用 。 

(2) 夜间 施工 增加 费 

夜间 施工 增加 费 是 指 因 夜间 施工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 施 工 照明 
设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 

(3) 二 次 搬运 费 

二 次 搬运 费 是 指 因 施 工场 地 条 件 限制 而 发 生 的 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 一 次 运输 不 能 
到 达 堆 放 地 点 ， 必 须 进 行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 

(4) 冬 雨季 施工 增加 费 

冬 雨 季 施 工 增加 费 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增 加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 雨 雪 ， 人 工 
及 施工 机 械 效率 降低 等 费用 。 

(5) 已 完工 程 及 设备 保护 费 
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已 完工 程 及 设备 保护 费 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措施 所 发 
生 的 费用 。 

(6) 工程 定位 复 测 费 

工程 定位 复 测 费 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工作 的 费用 。 

(7) 特殊 地 区 施工 增加 费 
特殊 地 区 施工 增加 费 是 指 工程 在 沙漠 或 其 边缘 地 区 、 高 海拔 、 高 寒 、 原 始 森林 等 特殊 
区 施工 增加 的 费用 。 
(8) 大 型 机 械 设 备 进 出 场 及 安 拆 费 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 是 指 机 械 整 体 或 分 体 自 停 放 场地 运 至 施工 现场 或 由 一 个 
施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进出 场 运输 、 转 移 费 用 及 机 械 在 施工 现场 进 
行 安装 、 拆 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 奸 需 辅助 设施 的 费用 。 























管 
x 








(9) 脚手架 工程 费 

脚手架 工程 费 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 TT 
(或 租赁 ) 费用 。 ke 

总 之 措施 项 目 费 包括 施工 组 织 措施 费 和 施 清单 编码 按 GB 50856- 
2013 附录 N“ 措 施 项 目 ” 执 行 。 

3. 其 他 项 目 费 2 







中 暂 列 金额 。 暂 列 金额 是 指 建 认 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 







的 一 笔 款项 。 用 于 施工 合同 签订 ae 
和， 工本 工人 调整 因 寺 的 工程 价款 调整 ， 以 及 发 生 
的 索赔 、 现 场 签证 确认 

@@ 计 日 工 。 a 业 完 成 建设 单位 提出 的 施工 图 纸 以 外 
的 零星 项 目 或 作 所 等 的 费用 。 入 也 

回 总 承 。 总 承包 服务 费 是 指 总 承包 人 为 配合 、 协 调 建 设 单位 进行 的 专业 工 
程 发 包 ， 对 建设 单位 自行 采购 的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 报关 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 
料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 费用 。 

4. 规 费 








规 费 是 指 按 国 家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
取 的 费用 ,包括 社会 保险 费 、 住 房 公积金 和 工程 排污 费 。 
(1) 社会 保险 费 

















名 养老 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 。 
@ 失业 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

@ 医疗 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 
@ 生育 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 

@ 工伤 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 


(2) 住房 公积金 

住房 公积金 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

(3) 工程 排污 费 

根据 《财政 部 、 国 家 发 展 和 改革 委员 会 、 环 境 保护 部 、 国 家 海洋 局 关于 停 征 排污 费 等 
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行政 事业 性 收费 有 关 事项 的 通知 》( 财 税 [2018] 4 号 )， 原 列 入 规 费 的 工程 排污 费 已 经 于 
2018 年 1 月 1 日 停止 征收 。 

5. 税金 

税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 增值 税 。 根 据 财税 [2016] 36 
号 、 建 标 造 C2016] 49 号 文 精神 ,营业 税 改 为 增值 税 。 城 市 维护 建设 税 、 教 育 费 附加 、 
地 方 教育 附加 纳入 企业 管理 费 项 。 























> 知识 链接 
工程 招 投标 中 的 常用 术语 解释 


暂 估 价 ; 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必 en 
的 单价 及 专业 工程 的 金额 。 


现场 签证 : Te ater 
认证 明 。 

发 包 人 : 具有 工程 主体 资格 和 支付 工程 价款 能 Sd 

承包 人 : op 资格 的 当事人 及 取得 该 当事人 资格 的 
合法 继承 人 。 

投标 价 : i 人 后 标明 的 
总 价 。 

招标 控制 价 : 人 NS 发 的 有 关 计 价 依据 和 办 法 ， 以 
人 ， 制 的 招标 工程 的 最 高 投标 限 价 。 


合同 价 : 发 包 包公 方 在 工程 合同 程 造价 。 
该 工 结 和 Or 法 规 和 标准 规定 ， 按 照 合同 约定 确 
定 的 发 包 人 应 包 人 的 合同 总 金额 。 

单价 项 目 : 工程 量 清单 中 以 单价 计价 的 项 目 ， 即 根据 合同 工程 图 纸 ( 含 设计 变更 ) 和 
相关 工程 现行 国家 计量 规范 规定 的 工程 量 计算 规则 进行 计量 ,与 已 标价 工程 量 清单 相应 综 
合 单价 进行 价款 计算 的 项 目 。 

已 标价 工程 量 清单 ; 构成 合同 文件 组 成 部 分 的 投标 文件 中 已 标明 价格 ， 经 算术 性 错误 
修正 (如 有 ) 且 承 包 人 已 确认 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 

总 价 项 目 : 工程 量 清单 中 以 总 价 计价 的 项 目 ， 即 此 类 项 目 在 相关 工程 现行 国家 计量 规 
范 中 无 工程 量 计算 规则 ， 以 总 价 (或 计算 基础 乘 费 率 ) 计算 的 项 目 。 

不 可 抗力 : 发 承包 双方 在 工程 合同 签订 时 不 能 预见 的 ， 对 其 发 生 的 后 果 不 能 避免 ， 并 
且 不 能 克服 的 自然 灾害 和 社会 性 突 发 事件 。 

工程 设备 : 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 人 金属 结构 设备 、 仪 器 装置 及 
其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 通 用 安装 工程 设备 材料 划分 见 表 3 一 1。 

工程 量 偏差 : 承包 人 按照 合同 工程 的 图 纸 ( 含 经 发 包 人 批准 由 承包 人 提供 的 图 纸 ) 实 
施 ， 按 照 现行 国家 计量 规范 规定 的 工程 量 计算 规则 计算 得 到 的 完成 合同 工程 项 目 应 予 计 量 
的 工程 量 ， 与 相应 的 招标 工程 量 清单 项 目 列 出 的 工程 量 之 间 出 现 的 量 差 。 

根据 GB 50500 一 2013 的 规定 ， 工 程 量 偏差 超过 15% 时 调整 的 原则 为 ， 当 工程 量 增加 
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15% 以 上 时 ， 其 增加 部 分 的 工程 量 的 综合 单价 应 予 调 低 ; 当 工 程 量 减少 15% 以 上 时 ,减少 


后 剩余 部 分 的 工程 量 的 综合 


单价 应 子 调 高 。 具 体 计算 公 


表 3-1 


公式 参见 GB 50500 一 2013 。 
通用 安装 工程 设备 材料 划分 (GB/T 50531 一 2009) 





别 


设 备 


材 料 





机 械 设 备 工 程 


机 加 工 设备 、 延 压 成 型 设备 、 起 重 设备 、 输 送 设 
备 、 搬 运 设备 、 装 载 设备 、 给 料 和 取 料 设备 、 电 梯 、 
风机 、 泵 、 压 缩 机 、 气 体 站 设备 、 煤 气 发 生 设备 、] 了 
业 炉 设备 、 热 处 理 设备 、 矿 山 采掘 及 钻探 设备 、 破 碎 
得 分 设备 、 洗 选 设备 、 污 染 防 治 设 备 、 冲 灰 渣 设备 、 
液压 润滑 系统 设备 、 建 筑 工程 机 械 、 衡 器 、 其 他 机 械 
设备 、 附 属 设备 等 及 其 全 套 附属 零 部 件 


设备 本 体 以 外 的 行车 轨道 、 


工 | 滑 触 线 、 电 梯 的 滑 轨 、 人 金属 


构件 等 ,设备 本 体 进 、 出 口 
第 一 个 法 兰 阀门 以 外 的 配 管 、 
管件 、 密 封 件 等 





电气 设备 工程 


发 电机 、 电 动机 、 变 频 调 速 装置 ; 

变压器 、 互 感 器 、 调 压 器 、 移 相 器 、 SS 
断路 器 、 高 压 熔断 器 、 稳 压 器 、 电 六 
离开 关 、 油 开关 ; 
装置 式 (万 能 式 ) 3 


i 继 


电器 、 著 电池 、 主 令 (站 a 
电磁 铁 、 电 阻 器 、 交 直 流 报 
警 器 、 避 雷 器 ; K 
成 套 供应 高 你 sa 

电 


ee 





母线 、 支 持 瓷 瓶 ; 


封闭 母线 ，35kV NS 


线路 工 


置 


< 


缆 、 电 线 、 母 线 、 管 材 、 型 
桥架 、 立 柱 、 托 臂 、 线 模 、 
和 灯具、 开关、 插座、 按钮、 电扇 、 
铁 壳 开关 、 电 笛 、 电 铃 、 电 表 ; 

刀 形 开关 、 保 险 器 、 杆 上 避 
雷 针 、 绝 缘 子 、 金 具 、 电 线 杆 、 
铁塔 、 锚 固件 、 支 架 等 金属 
构件 ; 

照明 配 电 箱 、 电 能 表 箱 、 
插座 箱 、 户 内 端子 箱 的 壳 体 ; 

防 雷 及 接地 导线 ， 

一 般 建 筑 、 装 饰 照明 装置 
和 灯具 、 景 观 亮 化 饰 灯 





热力 设备 工程 


i 
x 欠 sn 


成 套 或 散装 到 货 的 锅炉 及 其 附属 设备 、 汽 轮 发 电机 
及 其 附属 设备 、 热 交换 设备 ; 

热力 系统 的 除 氧 器 水 箱 和 玖 水 箱 、 工 业 水 系统 的 工业 
水 箱 、 油 冷却 系统 的 油箱 、 酸 碱 系统 的 酸 碱 储存 模 ; 

循环 水 系统 的 旋转 滤 网 、 启 闭 装置 的 启 闭 机 械 、 水 
处 理 设备 


钢板 闸门 及 拦 污 栅 、 
装置 的 启 闭 架 等 

随 锅炉 墙 砌 筑 时 埋 移 的 铸 
铁 块 、 预 埋 件 、 挂 钓 、 支 架 
及 金属 构件 等 


启 闭 





炉 窒 砌 筑 工程 


依附 于 炉 窗 本 体 的 金属 铸件 、 锻 件 、 加 工件 及 测 温 
装置 、 仪 器 仪表 、 消 烟 、 回 收 、 除 尘 装置 ， 

安置 在 炉 窜 中 的 成 品 炉 管 、 电 机 、 鼓 风机 、 推 动 炉 
体 的 拖轮 、 齿 轮 等 传动 装置 和 提升 装置 ; 

与 炉 窒 配套 的 燃料 供应 和 燃烧 设备 ; 

随 炉 窒 供 应 的 金具 、 耐 火 衬 里 、 炉 体 金 属 预 埋 件 


现场 砌 筑 、 制 作 与 安装 用 
的 耐火 、 耐 酸 、 保 温 、 防 腐 、 
捣 打 料 、 绝 热 纤维 、 白 云 石 、 
玄武 岩 、 金 具 、 炉 管 、 预 埋 
件 、 填 料 等 





静 置 设备 及 工艺 
金属 结构 制作 工程 





制造 厂 以 成 品 或 半成品 形式 供 货 的 各 种 容器 、 反 应 
器 、 热 交换 器 、 塔 器 、 电 解 槽 等 非 标 设备 ; 

工艺 设备 在 试车 时 必须 填充 的 一 次 性 填充 材料 、 药 
油脂 等 


a 
操 、 





由 施工 企业 现场 制作 的 容 
器 、 平 台 、 梯 子 、 栏 杆 及 其 
他 金属 结构 件 等 
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长 3 ET 














续 表 
类 别 设 备 材 料 
压力 三 10MPa， 且 直径 宇 600mm 的 高 压 阀门 ; 
直径 宇 600mm 的 各 类 闪 门 、 脱 胀 节 、 伸 缩 器 ; 
距离 之 25km 金属 管道 及 其 管 段 、 管 件 〈 硒 头 、 三 _ 
管道 工程 通 、 冷 弯 管 、 绝 缘 接头 )、 清 管 器 、 收 发 球 简 、 机 票 、 0 
加 热 炉 、 金 属 容器 ; 入 请 
各 类 电动 阀门 ， 工 艺 有 特殊 要 求 的 合金 阅 、 真 空间 
及 衬 特别 耐 磨 、 耐 腐蚀 材料 的 专用 阀门 
雷达 设备 、 导 航 设 备 、 计 算 机 信息 设备 、 通 信 设 | 铁塔、 电线、 电缆 、 光 久 、 
备 、 音 频 视 频 设备 、 监 视 监控 和 调度 设备 、 消 防 及 报 、 插 头 、 插 座 、 接 头 、 
电子 信息 工程 | 警 设备 、 建 筑 智 能 设备 、 吉 控 副 测 设备 、 电 源 控 、 桥 架 、 立 杆 、 底 座 、 


配套 设备 、 防 雷 接地 装置 、 电 子 生产 工艺 设 篇、 
供应 的 附属 设备 ; SS 


通信 线路 工程 光缆 


J 具 、 管 道 、 管 件 等 ， 
现场 制作 安装 的 探测 器 、 模 
块 、 控 制 器 、 水 泵 结合 器 等 





给 排水 、 燃 气 、 
采暖 工程 


加 氧 机 、 水 射 器 、 管 式 混合 中 等 投药 、 消 
毒 处 理 设备 ; 
也、 压力 容器 锥 、 布 水 


曝 气 器 、 生 物 转 竹 时 
器 、 射 流 器 、 名 离心 机 、 ms 


塔 等 水 处 理 设 交 


除 污 清 、 捞 毛 机 等 拦 污 ; 
A 撤 渣 机 、 刊 泥 机 等 排 泥 \ 渣 、 除 砂 设 
、 压 榨 机 、 压 这 机 等 污 泥 收 集 、 


l ce 
设备 ， 


开水 炉 、 电 热水器 、 容 积 式 热 交换 器 、 蒸 汽 - 水 加 


热 器 、 冷 热 水 混合 器 、 太 阳 能 集 热 器 、 消 毒 器 ( 锅 ) 、 
饮水 器 、 采 暧 炉 、 膨 胀 水 箱 ; 
燃气 加 热 设备 、 成 品 凝 水 缸 、 燃 气 调 压 装置 


设备 本 体 以 外 的 各 种 滤 网 、 
钢板 闸门 、 栅 板 及 启 闭 装置 
的 启 闭 架 等 ; 

管道 、 阅 门 、 法 兰 、 卫 生 
洁具 、 水 表 、 自 制 容器 、 支 
架 、 金 属 构件 等 ， 

散热 器 具 ， 燃 气 表 、 气 嘴 、 
燃气 灶具 、 燃 气管 道 和 附 
件 等 





通风 空调 工程 


通风 设备 、 除 尘 设备 、 空 调 设备 、 风 机 盘 管 、 热 冷 
空气 幕 、 暖 风机 、 制 冷 设 备 
订 制 的 过 滤器 、 消 声 器 、 工 作 台 、 风 淋 室 、 静 压 箱 


调节 闪 、 风 管 、 风 口 、 风 
帽 、 散 流 器 、 百 叶 窗 、 单 类 
法 兰 及 其 配件 ， 支 吊 架 、 加 
固 框 等 ， 

现场 制作 的 过 滤器 、 消 声 器 、 
工作 台 、 风 淋 室 、 静 压 箱 等 





自动 化 控制 仪 
表 工 程 





成 套 供应 的 盘 、 箱 、 柜 、 屏 及 随 主 机 配套 供应 的 
仪表 ; 

工业 计算 机 、 过 程 检测 、 过 程控 制 仪表 , 集中 检 
测 、 集 中 监视 与 控制 装置 及 仪表 ; 

金属 温度 计 、 热 电阻 、 热 电 偶 





随 管 、 线 同时 组 合 安装 的 
一 次 部 件 、 元 件 、 配 件 等 ; 
电缆 、 电 线 、 桥 架 、 立 柱 、 
托 辟 、 支 架 、 管道、 管件 、 
阀门 等 
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3. 2 工程 清单 招 投标 造 和 价 计价 标准 程序 表 


规 费 。 





工程 量 清单 计价 应 采用 综合 
还 是 以 单价 或 总 价 形式 表现 的 项 目 ， 划 


见 表 3 -2。 





表 3-2 工程 造价 计价 标准 程序 表 (一 






















单价 法 。 不 论 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 ， 
综合 单价 的 组 成 包括 人 、 材 、 机 、 管 理 费 、 利 润 及 


工程 造价 计价 标准 程序 表 [《 河 南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》(HA02 - 31 一 2016)] 



















































































费用 名 称 计算 备 注 
1 分 部 分 项 工程 费 [人 十 [1.3 十 [1:4 E [1.6]+[1.7] 
1.1 | 其 中 : 综合 工 日 定额 基价 分 析 EN 
1.2 定额 人 工 费 定额 基价 分 
3 各 定额 材料 费 定额 基 人 f 
1.4 定额 机 械 费 EE 析 EA 
15 i 基价 分 析 Wt 
1.6 定额 基价 分 析 
1.7 [LT -We “7.3] 十 [1.7.4] 
区 | 
业 关 这 不 含 税 价 调 差 
1.7.3 机 械 费 差价 
柳生 | 管理 费 差价 按 规定 调 差 
2 | 措施 项 目 费 [2. 2] 十 [2. 3] 十 [2. 4] 
2.1 | 其 中 : 综合 工 定额 基价 分 析 
bE 安全 文明 施工 费 | 定额 基价 分 析 不 可 竞争 费 
为 溉 单价 类 措施 费 区 和 1 过 来 雪 二 区 3 所 二 区 和 柯 二 类 和 避 二 [2.3 侣 
2.3.1 定额 人 工 费 定额 基价 分 析 
区 定额 材料 费 定额 基价 分 析 
i 定额 机 械 费 定额 基价 分 析 
2.3.4 定额 管理 费 定额 基价 分 析 
撒 这 定额 利润 定额 基价 分 析 
2.3.6 调 差 [二 [3 和 于 十 [363 本 [2 全 大 
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续 表 
序号 费用 名 称 计算 公式 备 注 
洗 忆 .入 人 工 费 调 差 
和 5 素 世 2 材料 费 调 差 不 含 税 价 调 差 
名 多 机 械 费 调 差 
2.3.6.4 管理 费 调 差 按 规定 调 差 
2.4 其 他 措施 费 〈 费 率 类 ) | [2. 4. 1] 十 [2. 4. 2] 
2.4.1 其 他 措施 费 〈 费 率 类 ) | 定额 基价 分 析 
区 由 要 其 他 〈 费 率 类 ) 按 约 定 
3 “| 其他 项 目 TT 2 
3.1 暂 列 金额 ES 按 约定 
到 专业 工程 暂 估价 按 约定 
入 计 日 工 按 约 定 
3.4 总 承包 服务 费 按 约定 
3 其 他 按 约定 
4 规 费 不 可 竞争 费 
4.1 定额 规 费 站 符 些 
4.2 工程 排污 费 性 据 实 计 取 
4.3 其 他 千 
5 不 含 税 工 这 
6 | 增值 [5x9% “/ 一 般 计 税 方法 
7 “| 含 税 工程 造价 [5] 十 [6] 














夜间 施工 增加 费 、 二 次 搬运 费 、 冬 雨季 施工 增加 费 费 率 见 表 3 - 3。 
表 3-3 其 他 措施 费 费 率 表 











序号 费 率 名 称 所 占 比例 ( 占 定额 其 他 措施 费 比例 ) 
1 夜间 施工 增加 费 25% 
二 次 搬运 费 50% 
3 冬 雨 季 施 工 增加 费 25% 














相关 问题 说 明 


(1) 关于 工程 量 清单 招 投标 造价 计价 标准 程序 表 
建设 单位 在 编制 招标 控制 价 时 ， 应 按照 各 专业 工程 的 计量 规范 、 计 价 定 额 及 工程 造价 
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信息 编制 。 施 工 企 业 在 使 用 计价 定额 时 除 不 可 竞争 费 (如 安全 文明 施工 费 、 规 费 ) 外 ,其 
余 仅 做 参考 ， 由 施工 企业 投标 自主 报价 。 

(2) 措施 项 目 费 

名 安全 文明 施工 费 。 

@ 单价 类 措施 费 。 

@ 其 他 措施 费 ( 费 率 类 )。 

(3) 总 承包 服务 费 

由 业主 承担 ， 其 费用 可 约定 ， 或 按 单独 发 包 专业 工程 含 税 工程 造价 的 1.5% 计 价 不 
含 工程 设备 ) 。 

服务 内 容 : 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 发 包 人 自行 采购 的 材料 、 工 程 设 
备 等 进行 保管 ， 以 及 对 施工 现场 竣工 验收 资料 进行 整理 。 

(4) 施工 配合 费 伦 

施工 配合 费 是 指 专 业 分 包 单 位 要 求 总 承包 单位 为 其 A 垂直 运输 和 水 电 设施 
等 所 发 生 的 费用 。 发 生 是 当 事 方 可 约定 ， orn 1.5%% 一 3.5 上 计价 〈 不 含 工 


程 设备 ) 。 












ek, 工程 量 上 
标 半 和 价 计价 标准 程序 表 。 





1. 建设 项 目 工程 造价 在 量 上 和 ( ) 相等 。 

A, 国定 资产 投资 与 流动 资产 投资 

B. 工程 费用 与 工程 建设 其 他 费用 之 和 

C. 固定 资产 投资 与 固定 资产 投资 方向 调节 税 之 和 

D. 项 目 自 筹建 到 全 部 建成 并 验收 合格 交付 使 用 所 需 的 费用 之 和 

2. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文件 的 规定 ， 规 费 包 括 
( ) 。 

A. 工程 排污 费 B. 工程 定额 测定 费 

C. 文明 施工 费 D. 住房 公积金 

3. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文件 的 规定 ， 大 型 机 械 设备 
进出 场 及 安 拆 费 中 的 辅助 设施 应 计 入 js 

A. 规 费 B. 企业 管理 费 

C. 施工 机 械 使 用 费 D. 措施 项 目 费 





【模块 3 在 线 答题 】 
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教学 目标 SS 


AN 
本 模块 主要 介绍 《河南 省 通用 安装 a (HA 02 -31 一 2016) 的 分 类 ; 建 
筑 安装 工程 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 的 概念 ; 安装 定额 中 各 种 系数 的 计算 方法 及 
原则 。 学 生 通过 本 模块 学 习 ， 应 量 清单 综合 单 工党 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 
用 费 的 含义 ; 掌握 安装 定额 数 的 计算 方法 






掌握 工程 量 清单 综合 单价 中 
人 工 费 、 材 料 沉 、 施 工 机 具 使 
用 党 的 含义 


河南 省 工程 量 清单 综合 单 
价 的 内 容 


人 工 费 、 材 料 党 、 施 工 机 具 使 用 
费 、 企 业 管理 费 





操作 高 度 增加 费 、 管 廊 间 施工 增 
加 费 、 建 筑 物 超 高 增加 费 、 脚 手 架 
搭 拆 费 等 


安装 定额 中 各 种 系数 的 使 正确 使 用 安装 定额 中 各 种 
用 原则 系数 
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4.1 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 
(HA 02 - 31 一 2016 ) 基价 的 内 容 


攻 区 前 《河南 省 运用 安装 工程 预算 定额 》 的 分 类 


《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 由 12 个 分 册 组 成 。 

(1) 第 一 册 《 机 械 设备 安装 工程 》 

适用 范围 : 新 建 、 扩 建 及 技术 改造 项 目的 切削 名 
备 、 起 重 机 轨道 、 输 送 设 备 、 风 机 、 泵 、 压 缩 相 
等 的 安装 工程 。 总 之 ， a 
















备 安装 工程 ， 及 其 配套 的 辅 机 ke 
(3) 第 三 册 《 和 kr 


适 a a es 
程 。 它 仅 适用 于 六 $ 
制作 。 痊 - 
en 3 


适用 范围 : 工业 与 民用 新 建 、 扩 建 和 改建 工程 中 10kV 以 下 变 配 电 设备 ， 

























验 等 的 安装 工程 。 
(5) 第 五 册 《 建 筑 智能 化 工程 》 
适用 范围 : 新 建 、 扩 建 项 目 中 的 智能 化 系统 设备 的 安装 调试 。 
(6) 第 六 册 《 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 》 











压 设 备 、 和 铸造 设备 、 起 重 设 
第 、 煤 气 发 生 设 备 及 其 他 机 械 设备 


(2) 第 二 册 《 热 力 设备 安装 
适 a Ra 
灰 


器 、 塔 器 、 换 热 器 等 设备 制作 工 
热 器 的 制作 ,不 适用 于 高 压 设备 的 


以 及 线路 安 
装 工程 、 车 间 动 力 电 气 设 备 、 电 气 照 明 器 具 、 防 雷 接地 装置 安装 、 配 管 配 线 、 电 气 调整 试 


适用 范围 : 工业 新 建 和 扩建 项 目 中 的 自动 化 控制 装置 及 仪表 的 安装 调试 工程 ， 不 适用 





于 民用 高 层 建筑 工程 。 
(7) 第 七 册 《 通 风 空 调 工程 》 








适用 范围 : 工业 与 民用 建筑 的 新 建 和 扩建 项 目 中 的 通风 (空调) 设备 及 部 件 、 通 风 管 








道 及 部 件 的 制作 安装 工程 。 
(8) 第 八 册 《 工 业 管道 工程 》 
































适用 范围 : 新 建 、 扩 建 和 改建 项 目 中 ,三 区 范围 内 的 车 间 、 装 置 、 站 、 灌 渠 及 其 相互 














es 各 种 生产 用 介质 输送 管道 和 厂区 第 一 个 连接 点 以 内 的 生产 用 (包括 4 











E 产 与 4 


E 活 共 











) 给水、 排水、 蒸汽 、 煤 气 输送 管道 的 安装 工程 。 其 中 给 水 以 入 口水 表 井 为 界 ; 
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LE 水 以 


场 区 
水 泵 
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围墙 外 第 一 个 污水 井 为 界 ; 蒸汽 和 煤气 以 入 口 第 一 个 计量 表 (阀门 ) 为 界 ; 锅炉 房 、 
房 以 墙 皮 为 界 。 

(9) 第 九 册 《消防 工程 》 

适用 范围 : 工业 与 民用 建筑 中 的 新 建 、 扩 建 和 整体 更 新 改造 的 消防 安装 工程 。 
(10) 第 十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 

适用 范围 ， 新 建 和 扩建 项 目 中 的 生活 给 水 、 排 水 、 燃 气 、 采 暖 热 源 管道 及 附件 配件 安 
小 型 容器 制作 安装 。 

(11) 第 十 一 册 《 通 信 设 备 及 线路 工程 》 

适用 范围 : 新 建 和 扩建 项 目 中 的 通信 设备 及 线路 安装 调试 工程 。 

(12) 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 

EE 





























图 和 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 ki 


明 、 


费 标 











j 册 均 由 目录 、 总 说 明 、 费 用 组 成 说 明 及 工 枚 8 各 价 计价 标准 程序 表 、 专 业 说 明 、 册 说 
章 说 明 、 定 额 基 价 项 目 表 组 成 。 -> 


(1) 目录 
pee 
(2) 总 说 明 x 


要 说 明定 二 编制 依据 ， 有， 定额 费用 的 组 成 。 


(3) 费用 组 成 说 明 A 
en 定额 各 项 费用 的 组 成 








于 人 工 材 料 施 工 机 械 标 准 的 确定 及 取 











准 。 总 

(4) 专 % 

主要 列 出 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》， 共 分 十 二 册 ， 说 明定 额 编号 的 组 成 。 
(5) 册 说 明 


主要 说 明定 额 编 制 的 依据 、 适 用 范围 ， 脚 手 架 搭 拆 费 及 高 层 建筑 增加 费 、 超 高 增加 费 


等 的 计 取 方法 和 定额 系数 的 规定 。 


分 部 工程 的 工程 量 计算 规则 。 


(6) 章 说 明 
主要 说 明 分 部 工程 定额 包括 的 主要 工作 内 容 和 不 包括 的 工作 内 容 ; 定额 的 适用 范围 ; 





(7) 定额 基价 项 目 表 
定额 基价 项 目 表 是 预算 定额 的 主要 组 成 部 分 ， 主 要 包括 以 下 内 容 。 
@ 分 项 工程 的 工作 内 容 ， 一 般 列 和 项目 表 的 表 头 。 
四 定额 编号 和 分 项 工程 子 目 ， 在 表 的 上 部 。 
一 个 计量 单位 的 分 项 工程 人 工 消耗 量 、 材 料 消 耗 量 和 机 械 台 班 消耗 量 的 种 类 和 数 








量 (实物 量 ) 。 


@ 预算 定额 基价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 和 利润 、 其 他 措施 费 、 安 全 文 


明 施 工 费 和 规 费 。 
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回 工 日 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 。 
@ 附注 在 项 目 表 的 下 方 ， 解 释 一 些 定额 说 明 中 未 尽 的 问题 。 


攻 于 和 和 预 算 定额 单价 的 确定 


1. 预算 定额 

预算 定额 是 指 在 合理 的 施工 组 织 设计 、 正 常 施工 条 件 下 ,生产 一 个 规定 计量 单位 合格 
构件 和 分 项 工程 所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 社会 平均 消耗 量 的 数量 标准 。 

2. 定额 基价 

定额 基价 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 措施 清单 项 目 所 需 
WE 





措施 费 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 
3. 定额 的 内 容 
《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 规 定 定额 基 人 
企业 管理 费 、 安 全 文明 施工 发、 规 费 、 其 他 措施 器 称 利 洞 组 成 。 
re 4 号 文 ) 按 费 用 要 素 组 成 划分 为 人 工 
费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 ， 润 、 规 费 和 税金 。 根 据 建 标 2013] 44 
号 文 及 《河南 省 通用 安装 工程 预算 a 
(1) 人 工 费 Ra 


Ta 








、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 







给 从 事 建 施工 的 生产 工人 和 附属 生产 


工资 、 奖 金 、 津 贴 、 补 贴 、 加 班 


单位 工人 的 各 项 费用 。 : 计时 
加 点 工资 、 特 殊 情 4 工资 。 oY 

本 用 工 即 完成 一 定 计 量 单位 的 分 项 工程 
或 结构 构件 作 过 程 的 施工 任务 所 型 须 消耗 的 技术 工种 用 工 。 其 他 用 工 是 辅助 基本 
ie ， 包 括 以 下 内 容 。 

A. 超 运 距 用 工 ， 即 材料 的 运 距 超过 劳动 定额 规定 的 运 距 用 工 。 

B. 人 工 幅 度 差 。 包 括 以 下 几 方 面 。 
. 工序 交叉 、 搭 接 停歇 的 时 间 损 失 ， 
. 机械 临 时 维修 、 小 修 、 移 动 等 不 可 避免 的 时 间 损 失 ; 
工程 检验 影响 的 时 间 损 失 ， 
施工 用 水 、 用 电 的 管 、 线 移动 影响 的 时 间 损 失 ; 
工程 完工 、 工 作 面 转移 造成 的 时 间 损 失 。 

C. 辅助 用 工 。 辅 助 用 工 是 指 技术 工种 劳动 定额 内 不 包括 而 在 预算 定额 内 又 必须 考虑 
的 用 工 ， 如 筛 砂 、 洗 石 、 电 焊 点 火 用 工 。 

@ 人 工 工 日 消耗 量 。 区 分 普 工 、 一 般 技工 和 高 级 技工 ， 以 综合 工 日 表示 (包含 机 上 
人 工 费 ) 。 

图 工 日 。 一 个 工人 工作 8 小 时 ， 称 一 个 “ 工 日 ” 

@ 人 工 单价 。 基 期 工 晶 单价; 普 工 87.1 元 / 工 日 ， 一 般 技工 134 元 / 工 日 ， 高 级 技工 
201 元 / 工 日 。 








nn eons 
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综合 单价 





人 工 费 = 综合 工 日 数 X 人 工 单价 


随 着 时 间 的 推移 ， 人 工 费 与 定额 给 定 的 费用 会 有 差异 ， 可 根据 驳 建 标定 C2016] 40 
号 文 进行 调整 。 即 人 工 费 实 行 指数 法 动态 管理 人 工 费 指导 价 作为 计算 人 工 费 差价 的 依据 。 


只 计 税金 不 计 费 用 ， 人 工 费 指导 价 属于 政府 指导 价 ， 不 应 列 人 计价 风险 范 
费用 调 差 公式 





调整 后 人 工 费 一 基期 人 工 费 十 指数 调 差 
式 中 
指数 调 差 二 基期 费用 X 调 差 系数 XK， 
调 差 系数 二 (发 布 其 价格 指数 二 基期 价格 指数 ) 一 1 

















调整 人 工 费时 K, 二 1， 调 整 机 械 费 时 K, 一 1， 调整 管理 费时 K, 一 6%。 


(2) 材料 费 


程 设备 的 费用 。 
名 材料 消耗 量 。 材 料 消耗 量 可 分 为 净 用 量 和 
净 用 量 指 半成品 、 主 要 材料 和 其 他 材料 
损耗 量 指 从 工地 仓库 、 oo 











格 的 ; 未 计价 方式 定额 中 用 “ 


料 初 零星 材料 ) 所 用 量 。 
加 工地 点 到 操作 或 安装 地 点 的 运输 损 


用 
| 。 


材料 费 是 指 施工 过 程 中 消耗 的 原材料 、 辅 助 材料 、 KO 半成品 或 成 品 、 工 


耗 、 施 工 操作 损耗 、 施 工 现场 堆放 损耗 
AN 未 计价 方式 。 ee 


排水 、 采 上 暖 、 燃 气 工 程 》 第 之 
考虑 损耗 率 共 需 管材 107 









(或 供应 价 )、 第 





图 4.1 材料 预算 单价 组 成 


表 4-1 材料 运输 损耗 率 、 采 购 及 保管 费 费 率 ( 除 税 价格 ) 


Re 如 第 十 册 定 额 《 
子 目 中 鲁能 20) 表示 安装 10m he 


加 材料 的 预 了 F 科 由 交 货 地 点 3 Ae (或 现场 堆放 地 点 ) 的 预算 价格 
杂费 和 采购 及 保管 费 ， 见 表 4 -1。 























运输 损耗 率 (%) 采购 及 保管 费 费 率 ( %) 
序号 材料 类 别名 称 
承包 方 提 运 现场 交 货 承包 方 提 运 现场 交 货 
1 砖 、 瓦 、 砌 块 1. 74 = 2.41 1.69 
石灰 、 砂 、 石 子 2. 26 一 3.01 小 现 
8 水 泥 、 陶 粒 、 耐 火 土 1.16 性 1.81 1.27 
4 饰 面 材料 、 玻 璃 2. 33 二 各 负 1.69 
5 卫生 洁具 1.17 一 1.21 0.84 
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运输 损耗 率 (%) 采购 及 保管 费 费 率 (%) 

序号 材料 类 别名 称 
承包 方 提 运 现场 交 货 承包 方 提 运 现场 交 货 
6 灯具 、 开 关 、 插 座 1 1.21 0. 84 
» 电缆 、 配 电 箱 〈 屏 、 柜 ) | 0. 84 0.60 
8 | 金属 材料 、 管 材 | 0.96 0..66 
9 “| 其 他 材料 1.16 | 1. 81 1.27 

















注 : 材料 从 工地 仓库 至 施工 现场 的 水 平 运输 、 垂 直 运输 及 其 操作 损耗 ， 均 已 按 合 理 的 方式 考虑 在 定 


额 中 ， 不 得 另 计 。 


A. 原价 。 原 价 是 指 材料 、 工 程 设备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 
B. 运 杂 费 。 运 杂费 是 指 材料 、 工 程 设备 自 来 源 地 运 
生 的 全 部 费用 ， 包 括 运费 和 杂费 〈 进 站 费 、 暂 堆 费 、 装 
C. 运输 损耗 费 。 运 输 损 耗费 是 指 材料 在 运输 












仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 
清扫 费 、 入 库 码 堆 费 )。 

不 可 避免 的 损耗 。 

) Xx 运输 损耗 率 


运输 损耗 费 一 (材料 原价 十 材 时 
D, 采购 及 保管 费 。 采 购 及 保管 费 是 指 采购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设备 的 过 
程 中 所 需 的 各 项 费用 ， 包 括 采 购 费 、 [地 保管 费 、 仓 储 损 耗费 。 


epee 


费 ) 六 采购 及 保管 费 费 率 (承包 方 采购 、 提 运 ) 
承包 方 现场 保管 费 一 ee 率 ( 甲 供 材料 到 现场 ， 
a 人 K 扣 ) 





sw 费 十 采购 及 保管 费 
人 二 十 运 热 ee 采购 及 保管 费 费 率 ) 
或 材料 供应 到 现 志 绛 剑 格 X (1 十 采购 及 保管 费 费 率 ) 


及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 





杂费 、 采 购 及 保管 费 。 原 价 指 供应 价 
印 费 。 


工程 设备 费 = >)( 


工程 设备 是 篆 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 金 属 结构 设备 、 仪 器 装置 


工程 设备 的 预算 价格 指 设备 由 交 货 地 点 运 至 施工 现场 操作 地 点 的 价格 ,包括 原价 和 运 


运 杂 费 指 设备 供销 部 门 的 手续 费 、 运 输 费 、 装 


工程 设备 量 x 工程 设备 单价 ) 


工程 设备 单价 一 〈 设 备 原价 十 运 杂 费 ) X (1 十 采购 及 保管 费 费 率 ) 


豫 建 标 C2014] 29 号 文 规定 ， 凡 合 
造价 。 材 料 费 的 风险 由 承 发 包 双 方 分 担 ， 
发 包 方 承担 。 由 政府 定价 管理 的 水 、 电 、 





同 约定 由 承包 方 采购 的 “工程 设备 ” 均 列 人 税 前 
5% 以 内 的 风险 由 承包 方 承 担 ， 超 过 5% 的 部 分 由 
燃料 应 据 实 调整 ， 其 价格 的 风险 由 发 包 方 承担 。 


【 例 4 - 1】 某 材 料 预算 价格 为 700. 02 元 ， 供 应 价 为 653. 97 元 ,假设 材料 由 建设 单位 
采购 ， 由 施工 单位 装卸 堆放 ，, 试 计算 施工 单位 可 计 取 的 运 杂 费 和 采购 及 保管 费 各 是 多 少 


(提示 : 建设 单位 采购 及 保管 费 取 40%; 


施工 单位 采购 及 保管 费 取 60%)。 


解 : 预算 单价 二 原价 十 运 杂 党 十 运输 损耗 费 十 采购 及 保管 费 


二 (原价 十 运 杂 费 )X( 
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1 十 运输 损耗 率 十 采购 及 保管 费 费 率 ) 
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700. 02 元 一 (653. 97 元 十 运 杂 费 )X (1 十 1.16% 十 1. 81%)( 查 表 4 一 1 中 其 他 材料 ) 
运 杂 费 一 25. 86 元 
采购 及 保管 费 一 (材料 原价 十 材料 运 杂 费 )X 采 购 及 保管 费 费 率 
一 (653. 97 元 十 25. 86 元 )X1. 81%% 王 12.30 元 
施工 单位 的 采购 及 保管 费 一 12.30 元 X60% 一 7.38 元 
建设 单位 的 采购 及 保管 费 二 10.30 元 X40% 二 4. 12 元 


(3) 施工 机 具 使 用 费 

施工 机 具 使 用 费 是 指 施 工作 业 所 发 生 的 施工 机 械 使 用 费 、 仪 器 仪表 使 用 费 或 其 租 
赁 费 。 

@ 施工 机 械 使 用 费 。 施 工 机 械 使 用 费 以 施工 机 械 台 班 耗 用 量 乘 以 施工 机 械 台 班 单 价 
表示 。 和 
A. 台 班 。 一 台 机 械 工作 8 小 时 ， 称 一 

B. 台 班 单价 。 和 于 单价 出 文正 几 贡 组 成、 

a, 折旧 费 。 折 旧 费 指 施工 机 械 在 规定 的 使 

b. 大 修理 费 。 am 理 间 隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 
恢复 其 正常 功能 所 需 的 费用 。 

c 经 常 修理 费 。 es 
的 费用 。 包 括 为 保障 机 械 正常 运 设备 与 随即 具 附 具 的 挫 销 和 维护 费用 


ne 9 材料 费用 及 村 i 

d. re 指 施 工 机 械 ( 械 除 外 ) 在 现场 进行 安装 
所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 以 及 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 
eta mn 工 现场 或 由 一 施工 地 点 至 男 一 a 
的 运输 、 装 ee 


ee a 
点 运 至 男 一 个 施工 地 点 ,所 发 生 的 机 械 进 出 场 运 输 费 及 转移 费用 ,以 及 机 械 在 施工 现场 进 
行 安装 和 拆 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 费用 。 
列 人 措施 费 项 目 。 

e. 人 工 费 。 人 工 费 指 机 上 司机 (司炉) 和 其 他 操作 人 员 的 人 工 费 。 

f. 燃料 动力 费 。 燃 料 动力 费 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 费 
用 等 。 
g. 税 费 。 税 费 指 施工 机 械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 
施工 机 械 使 用 费 王 施工 机 械 台 班 消耗 量 关 机 械 台 班 单价 

@ 仪器 仪表 使 用 费 。 仪 器 仪表 使 用 费 是 指 工程 施工 所 需 使 用 的 仪器 仪表 的 摊 销 及 维 
修 费 。 





仪器 仪表 使 用 费 王 工程 使 用 的 仪器 仪表 摊 销 费 十 维修 费 
施工 机 具 使 用 费 一 施工 机 械 使 用 费 十 仪器 仪表 使 用 费 
机 械 费 实 行动 态 管理 ， 其 中 台 班 组 成 中 的 人 工 费 实行 指数 法 动态 调整 ， 调 整 公 式 
如 下 。 
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调整 后 机 械 费 二 基期 机 械 费 十 指数 调 差 十 单价 调 差 

指数 调 差 公式 见 前 文人 工 费 中 所 讲 。 

(4) 企业 管理 费 

企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施 工 生产 和 经 营 管理 所 需要 的 费用 。 包 括 : 管理 
人 员工 资 、 办 公费 、 差 旅 交通 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 工 具 用 具 使 用 费 、 劳 动 保险 和 职工 
福利 费 、 劳 动 保护 费 、 检 验 试 验 费 、 工 会 经 费 、 职 工 教育 经 费 、 财 产 保险 费 、 财 务 费 、 
税金 。 

@ 检验 试验 费 。 检 验 试验 费 指 施工 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 及 材料 、 构 件 和 
建筑 安装 物 进 行 一 般 鉴 定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ,包括 自 设 实验 室 进 行 试验 所 耗 用 的 材料 等 
费用 。 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 的 
费用 和 建设 单位 委托 检测 机 构 进 行 检测 的 费用 ， 对 此 类 检测 发 用 ， 由 建设 单位 在 工 
We 行 检测 不 合格 的 ， 该 























检测 费用 由 施工 企业 支付 。 


企业 管理 费 实行 指数 法 动态 管理 ， 调 差 公式 a 
TO 此 数 调 关 


a 
@ 税金 。 税 金 指 企业 按 规 定 交 名 、 车 船 使 用 税 、4 
(5) 利润 


利润 是 指 施工 企业 完成 所 i 党 
综 上 所 述 得 出 以 下 公 4 6 
基价 一 人 王 et 十 企业 管理 费 十 利润 十 
Ri 红 二 安全 文明 转 人 费 
) 2 
EXYN Mee 


@ 在 综合 单价 中 注 有 “xX XX” 以 内 或 以 下 者 , 包括 其 本 身 ;“X XX” 以 外 或 以 上 
者 ， 则 不 包括 其 本 身 。 如 10 -1-2 公称 直径 为 20mm 以 内 ， 则 包括 DN20mm 的 管子 。 

四 基价 中 带 有 “ ( )”， 系 不 完整 价格 ， 在 使 用 时 应 补充 缺 项 价格 。 

加 定额 编号 。 

A. 定额 编号 由 三 部 分 组 成 ， 分 册 号 、 章 节 号 、 章 节 序号 ， 中 间 以 “-” 分 隔 。 如 “10 - 
1-1” 指 第 十 册 定额 ， 第 一 章 第 一 个 子 目 ， 室 外 镀 锌 钢管 〈 螺 纹 连 接 ) ， 公 称 直径 DN15 的 管 
道 安装 。 

B. 依据 国家 计价 规范 ， 将 施工 措施 费 从 工程 实体 子 目 中 分 离 ， 设 置 为 非 工 程 实体 的 
独立 分 部 ， 执 行 现行 国家 统一 项 目 编码 。 


加 
(SCT 相关 问题 说 明 


(1) 建 标 [2013] 44 号 文 ， 按 照 国家 统计 局 《关于 工资 总 额 组 成 的 规定 》 合 理 调整 














上 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 
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人 工 费 构 成 及 内 容 ( 表 4 一 2)。 
表 4-2 建 标 [2013] 44 号 文 关 于 人 工 费 构成 及 内 容 





人 工 费 构成 内 容 





计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 对 给 个 
计时 工资 或 计件 工资 按 计 时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计 件 单价 支付 给 个 人 











的 劳动 报酬 
， 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 
奖金 

竞赛 奖 等 
pr 

津贴 补贴 人 的 津贴 ， 以 及 为 保证 职工 工 不 受 物 价 影响 支付 给 个 人 的 

物价 补贴 ， 如 流动 施工 特 鳞 她 区 施工 津贴、 高 温 ( 寒 ) 作 


业 临 时 津贴 、 高 空 津 





定 支付 的 撩 法 眼 日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 工 作 时 间 尹 
加 班 加 点 工资 pe 假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 工作 时 间 外 









延 时 工作 的 霓 全 
国 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 假 、 计 划 生 育 
等 


、 、 事 假 、 探 亲 假 、 假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社 
特殊 情况 下 支付 的 工资 ”一 原因 按 计时 工 
- 资 


十 时 工资 标准 的 一 定 比 例 支 付 的 
(2) 建 标 Rm 叶 文 将 工程 该 条 隐 四 福 时 村 和 | 原材料 费 中 的 检验 试验 费 列 入 
2 / 

(3) 建 标 [2013] 44 号 文 将 仪器 仪表 使 用 费 列 入 施工 机 具 使 用 费 。 

(4) 建 标 [2013] 44 号 文 取消 原 规 费 中 危险 作业 意外 伤害 保险 费 ; 增加 工伤 保险 费 、 
生育 保险 费 。 

(5) 建 标 [2013] 44 号 文 将 原 企 业 管理 费 中 劳动 保险 费 中 的 职工 死亡 丧 茎 补助 弗 、 
抚恤 费 列 入 规 费 中 的 养老 保险 费 ; 企业 管理 费 中 的 财务 费 和 其 他 中 增加 担保 费 、 投 标 费 、 
保险 费 。 


固 引 定额 的 作用 及 适用 范围 


河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 是 编制 投资 估算 指标 、 设 计 概 算 、 施 工 图 预算 、 工 程 
招标 标底 价 、 拦 标价 、 竣 工 结算 的 政府 指导 价 ; 是 建设 工程 实行 工程 量 清单 招标 投标 计 
价 的 基础 ; 是 企业 编制 内 部 定额 、 考 核 工程 成 本 、 进 行 投标 报价 、 选 择 经 济 合理 的 设计 
与 施工 方案 的 参考 价 。 

河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 适用 于 河南 省 行政 区 域内 的 一 般 工 业 与 民用 建筑 的 新 
建 、 扩 建 和 改建 项 目的 安装 工程 。 
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加 常用 系数 的 种 类 


这 里 所 说 的 系数 ,是 一 种 习惯 性 叫 法 。 根 据 安装 工程 定额 系数 的 计算 条 件 及 使 用 方法 
的 不 同 ， 常 用 系数 可 分 为 以 下 几 种 ， 如 图 4.2 所 示 。 图 4.2 中 为 定额 子 目 系数 :A 
系数 主要 指 分 项 工程 内 容 与 定额 子 目 内 容 不 完全 相同 ， 所 吉大 行 的 定额 费用 调整 内 容 ，B 
系数 主要 指 各 册 定 额 说 明 中 规定 的 ， 与 工程 形态 直接 相 演 。 第 二 类 为 综合 系数 : C 
系数 是 各 册 定 额 说 明 中 规定 的 ,与 工程 本 体形 态 ss 和 










品名 种 系数 之 间 的 关系 


此 处 所 说 的 各 种 系数 及 计算 方法 是 按 《 河 南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 规 定 计 取 的 。 

“1”“2” 系 数 按 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 规 定 执行 ， 人 工 费 增加 时 ,综合 工 
日 和 管理 费 不 随 之 增加 。 

“3”*4”“5” 系 数 作为 措施 费 项 目 。 有 独立 的 清单 项 目 和 子 目 ， 清 单项 目 以 “项 ”为 
计量 单位 ， 子 目 以 “100 工 日 ”为 计量 单位 。 均 以 工程 实体 的 综合 工 日 为 计算 基数 ,互相 
不 累加 (换言之 ， 按 各 系统 工程 项 目 所 有 综合 工 日 为 工程 量 )。 如 某 工 程 给 排水 工程 的 综 
合 工 日 合计 为 1514 个 工 日 ， 则 建筑 物 超 高 增加 、 系 统 调试 费 、 安 装 与 生产 同时 进行 施工 
增加 、 在 有 害 身体 健康 的 环境 中 施工 增加 这 些 项 目的 工程 量 均 为 1514 个 工 日 。 

“6” 系 数 中 子 目 按 采 暖 管道 、 管 件 、 阀 门 、 法 兰 、 供 暖 器 具 组 成 的 采暖 工程 系统 的 工 
程 实体 消耗 的 综合 工 日 来 计算 。 子 目 以 “100 工 日 ”为 计量 单位 。 与 高 层 建筑 施工 增加 费 
不 累加 计算 。 清 单项 目 以 “系统 ”为 计量 单位 。 

“7” 系 数 作为 措施 费 项 目 ， 以 “100 工 日 ”为 计量 单位 。 它 是 以 本 专业 全 部 工程 量 清 
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ie 
括 “3”*4”“5”“6” 系 数 综合 工 日 。 


EE Rr 


上 述 系数 的 增加 费用 进入 综合 单价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 ， 但 参 
与 取 费 的 综合 工 日 不 做 调整 。 


国名 种 妆 用 的 计算 


1. 操作 高 度 增加 费 除 

操作 高 度 增加 费 是 指 安装 操作 物 高 度 超过 定额 中 规定 的 总 度 胜 ' ?所 增加 的 费用 。 
操作 物 高 度 是 指 安装 物 距 楼 地 面 的 垂直 距离 ， 无 2 

至 操作 物 的 距离 ， 按 安装 物 的 最 高 点 计 。 超 高 安装 MR 


作 地 点 (或 设计 正 负 零 ) 
值 见 表 4 -3。 














电器 照明 工程 
通风 空调 工 埠 2 


| 
| 
二 二 | 将 >6 


(1) 水 、 暖 、 消 防 及 安全 防范 操作 高 度 增加 费 
操作 高 度 增加 费 = 超 高 以 上 部 分 的 人 工 费 xX( 系 数 一 1) 
式 中 系数 取 值 见 表 4 -4。 


表 4-4 水 、 暖 、 消 防 及 安全 防范 设备 安装 工程 操作 高 度 增加 费 系 数 


给 排水 、 采 暖 工程 SEE >3.6 




















操作 高 度 (m) ”| <10 (水 、 暖 、 消防 ) | <30 (水 、 暖 、 消防 ) | 过 50 (水 





系数 1.10 1. 20 1.50 








(2) 电气 工程 操作 高 度 增 加 费 
安装 高 度 距 楼 面 或 地 面 之 5m 时 。 


操作 高 度 增加 费 王 超 高 以 上 部 分 的 人 工 费 X(1. 10 一 1) 


(3) 刷 油 绝热 工程 操作 高 度 增加 费 
操作 高 度 增加 费 二 超 高 以 上 部 分 的 人 工 费 X 系 数 十 超 高 以 上 部 分 的 机 械 费 X 系数 
式 中 系数 取 值 见 表 4 -5。 
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表 4-5 刷 油 绝热 工程 超 高 系数 
操作 高 度 (m) <30 | <50 
系数 1.20 1. 50 











(4) 通风 空调 工程 操作 高 度 增加 费 
操作 高 度 增加 费 一 超 高 以 上 部 分 的 人 工 费 X(1. 20 一 1) 
2. 管 廊 间 施工 增加 费 
管 廊 间 施工 增加 费 是 指 在 洞 库 、 暗 室 ， 在 已 封闭 的 管道 间 ( 井 )、 地 沟 、 吊 项 内 安装 
的 项 目 。 
设置 于 管 廊 间 的 管道 、 阀 门 、 法 兰 、 支 架 等 安装 时 所 应 增加 的 费用 。 


增加 的 内 容 ， 人工 降 效 。 计 算 方法 如 下 。 
施工 增加 的 人 工 费 == 管 廊 间 的 全 部 定额 人 卫 ”20 一 1) 
施工 增加 的 机 械 费 一 管 廊 间 的 全 部 定 X(20 一 1 


第 四 册 《 电 气 设 备 安装 工程 》 增 加 的 系数 如 下 

@ 在 地 下 室内 〈 含 地 下 车 库 ) 、 暗 室内 、 桨 .0m 楼 层 、2m: 一 断面 二 4m: 隧 道 或 
洞 内 进行 安装 的 工程 ， 定 额 人 工 费 乘 以 系数 42% 

@ 在 管 间 内、 竖井 内 、 断 面 三 2m’ 障 省 内 、 封 闭 吊 项 天棚 内 进行 安装 施工 的 工程 
(竖井 内 敷设 电缆 项 目 除外 )， 定 额 以 系数 1. 16。 


地 下 室内 施工 增加 一 管 廊 间 的 全 
生生 工 人 


- 费 一 管 廊 间 的 E 
3. 建筑 物 超 高 增加 
CT 











火 工 赛 XI 一 芒 
工 费 X(1. 16 一 1) 







降 效 及 材料 、 运输 等 增加 的 费 胶 多 

(1) 层 

Oz 一 般 按 自然 层 计 ， 如 建筑 的 层 高 可 能 是 2. 8m 也 可 能 是 3. om。 

@ 地 下 室 不 计 入 层 数 。 

图 半 地 下 室 地 上 部 分 超 lm 时 ,可 按 1 层 计 入 层 数 内 ,否则 不 计 层 数 。 

@ 技术 层 (设备 层 、 管 道 层 ) 层 高 小 于 2. 2m 时 ,不 计 入 层 数 。 

@ 同一 建筑 物 出 现 不 同 的 高 度 ， 其 突出 部 分 又 符合 建筑 物 超 高 费 计 取 标 准时 ， 根 据 
不 同 高 度 面积 比例 拆 分 安装 工程 项 目 ， 分 别 套用 不 同 的 建筑 物 超 高 费 。 

@@ 突出 主体 建筑 屋顶 的 楼 梯 间 、 电 梯 间 、 水 箱 间 、 屋 面 天 窗 等 不 计 入 榴 口 高 度 。 

@ 单 层 建筑 : 假想 的 层 数 一 棍 高 /3。 

(2) 榴 高 的 确定 

从 设计 室外 地 坪 至 榴 口 滴水 的 高 度 〈 平 屋顶 系 指 屋面 结构 板 板 底 高 度 ， 斜 屋面 系 指 外 
墙 外 边线 与 斜 屋面 板 底 的 交点 ) (图 4. 3) 。 

(3) 增加 的 内 容 

人 工 降 效 、 材 料 垂直 运输 增加 的 人 工 费 。 

(4) 适用 范围 

水 、 电 、 暖 通 、 生 活 煤气 、 消 防 及 安全 防范 及 上 述 工程 的 附属 工程 ， 如 刷 油 、 绝 热 等 。 
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CAALAAL 





二 号 HIGGS 
在 奉 
怀 只 
图 4.3 查 高 的 确定 
(5) 计算 方法 
《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 第 九 、 十 册 内 所 有 工 守 合 工 日 子 目 以 “100 工 日 ” 


为 计量 单位 ， 清 单 以 “项 ”为 计量 单位 。 A 
例如 ， 管 道 工程 实体 的 综合 工 日 以 管道 安装 、 窗 阀门 、 法 兰 、 支 架 组 成 的 管 
程 实体 消耗 的 综合 工 日 来 计算 。 


4. 安装 与 生产 同时 进行 施工 增加 费 

安装 与 生产 RS 扩建 工程 在 生产 车 间或 装置 内 施工 时 ， 
生产 操作 或 生产 条 件 限 制 ( 如 不 宝 间 狭小 通风 不 畅 等 ) er 
降低 工效 所 增加 费用 。 此 项 不 Posen 

(1) 增加 的 内 容 


增加 的 内 容 是 指 评 - Sa 


(2) 计算 方 兴 < 人 ~ 和 

按 系 统 和 于 和 W400 下 昌 测 术 是 间 应 ， 前 最 风 
“项 ”为 计量 

eg 

在 有 害 身体 健康 环境 中 施工 增加 费 是 指 在 高 温 、 多 尘 、 噪 声 超标 、 有 害 气 体 等 有 害 环 
境 中 施工 而 增加 的 降 效 费用 ， 不 包括 劳保 条 例 规 定 应 享受 的 工种 保健 费 、 es 

(1) 增加 的 内 容 

增加 的 内 容 是 人 工 费 。 

(2) 计算 方法 

tp san 子 目 以 “100 工 日 ”为 计量 单位 ， 清 单 以 

”为 计量 单位 。 

“ 

采暖 系统 调试 费 是 指 整个 采暖 系 统 完工 后 ,调试 所 需 的 费用 。 

(1) 增加 的 内 容 

增加 的 内 容 包 括 人 工 费 、 材 料 费 。 

(2) 计算 方法 

采暖 管道 、 管 件 、 阀 门 、 法 兰 、 供 暖 器 具 组 成 的 采暖 系统 工程 项 目 所 有 综合 工 日 为 工程 量 。 
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子 目 按 由 采暖 管道 、 管 件 、 阀 门 、 法 兰 、 供 暧 器 有 具 组 成 的 采暖 工 程 系统 的 工程 实体 消 
耗 的 综合 工 日 来 计算 。 子 目 以 “100 工 日 ”为 计量 单位 。 清 单 以 “系统 ”为 计量 单位 。 

7. 脚手架 搭 拆 及 摊 销 费 

脚手架 搭 拆 及 摊 销 费 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 运 输 费 用 及 脚手架 的 摊 销 
(或 租赁 ) 费用 。 

定额 中 规定 的 脚手架 搭 拆 及 摊 销 费 简称 脚手架 搭 拆 费 。 除 个 别 定额 不 计 外 ,无论 工程 
实际 是 否 搭设 或 搭设 多 少 脚手架 ， 均 按 相 应 定额 中 规定 的 系数 计 取 脚 手 架 搭 拆 费 ， 即 与 实 
际 工程 是 否 使 用 无 关 。 

(1) 增加 的 内 容 

增加 的 内 容 包 括 人 工 费 、 材 料 费 。 

(2) 计算 方法 

本 项 专业 项 目的 综合 工 日 为 计算 基数 〈 其 中 包括 建筑 
装 与 生产 同时 进行 、 在 有 害 身体 健康 环境 中 施工 等 项 目的 







费 、 系 统 调试 费 、 安 
日 )。 例 如 ， 


管道 安装 脚手架 搭 拆 费 综合 工 日 二 管道 安装 工程 综合 工 轩 高 增加 费 综合 工 日 十 
系统 调试 费 综 食 装 与 生产 同时 进行 综合 工 日 十 
在 有 害 身体 中 施工 综合 工 日 
电气 工程 综合 工 日 = 电气 工程 实体 安装 -日 十 建筑 物 超 高 增加 费 综合 工 日 十 











系统 调试 泪 十 安装 与 生产 同时 进行 综合 工 日 十 
在 有 害 环境 中 施工 综 会 吕 
Te emake 即 不 含 调试 及 装饰 灯 
具 的 综合 工 日 。) 


通风 空调 工程 三 通风 空调 工程 实 Re rai 
而 Ty 和 

入 > 在 有 害 身体 僵 康 环境 中 施工 综合 工 

剧 油 工程 缘 准 工 日 一 剧 油 工程 实 ed 

系统 调试 费 综合 工 日 十 安装 与 生产 同时 进行 综合 工 日 十 


在 有 害 身 体 健康 环境 中 施工 综合 工 日 








EE Wf 


【 例 4-23〗 某 7 层 住宅 楼 ， 层 高 3m， 主体 工程 采用 钢 模 板 施 工 ， 内 外 浇筑 ， 其 给 排水 
工程 综合 单价 为 1 万 元 ， 定 额 人 工 费 2500 元 ， 机 械 费 0 元 , 利润 750 元 ， 管 理 费 975 元 ， 
材料 费 5775 元 。 求 调整 后 的 清单 项 目 费用 及 技术 措施 费 (已 知 实体 工程 综合 工 日 18. 66 
工 日 )。 

解 : (1) 实体 工程 综合 工 日 一 18. 66 工 日 

(2) 建筑 物 超 高 增加 费 

工程 量 一 实体 工程 综合 工 日 一 18.66 工 日 

查 第 十 册 定 额 求 出 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 企 业 管 理 费 、 利 润 

定额 编号 10-12- Hal 得 
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人 工 费 一 18.66/100X113.23 元 一 21.13 元 
企业 管理 费 王 18. 66/100X33. 73 元 一 6.29 元 
利润 二 18.66/100X17. 34 元 一 3.24 元 

材料 费 一 18.66/100X60. 97 元 一 11. 38 元 
综合 工 日 二 18.66/100X1.30 工 日 0.24 工 日 
(3) 脚手架 搭 拆 费 

工程 量 二 综合 工 日 二 (18. 66 十 0. 24) 工 日 二 18. 90 工 日 

查 第 十 册 定 额 求 出 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 企 业 管 理 费 、 利 润 
查 定 额 10-13 - Hal 得 

人 工 费 二 18.90/100X152.43 元 二 28.81 元 

材料 费 二 18. 90/100X283.07 元 二 53.50 元 

企业 管理 费 一 18.90/100X45. 40 元 二 8.58 元 伦 
利润 二 18. 90/100X23. 34 元 一 4.41 元 从 
综合 工 日 二 18.90/100X1.75 工 日 二 0. 33 工 日 A- 

调整 后 ;分 部 分 项 工程 清单 项 目 费 为 

综合 单价 一 10000 元 不 er 

人 工 费 一 2500 元 

材料 费 一 5775 元 NS 
利润 一 750 元 NS 


管理 费 一 975 元 小 


综合 工 日 一 18. 66 Wa 
单价 模 施 党 《网 架 or 


人 工 费 一 21y1 录 从 平 28. 81 元 一 49. 
材料 费 一 NAN33 元 十 53.50 元 一 64. 88 元 
企业 管理 费 一 6. 29 元 十 8.58 元 一 14. 87 元 
利润 二 3, 24 元 十 4. 41 元 一 7.65 元 
综合 单价 一 137. 34 元 
综合 工 日 二 0. 57 工 日 


@ 模块 小 结 站 





本 模块 主要 讲述 以 下 两 方面 内 容 。 
(1) 工程 量 清单 综合 单价 的 内 容 ， 包 括 : 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 


业 管理 费 、 利 润 。 


(2) 安装 定额 中 各 种 系数 及 其 使 用 原则 ,包括 : 四 操作 高 度 施 工 增加 费 ; 回 管 廊 
间 施工 增加 费 ; 回 建筑 物 超 高 增加 费 ; 四 安装 与 生产 同时 进行 施工 增加 费 ; 回 在 有 害 
身体 健康 环境 中 施工 增加 费 ; @ 采 暖 系统 调试 费 ; 四 脚手架 搭 拆 费 。 
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@ 复习 思考 题 人 


一 、 选 择 题 

1. 在 总 高 度 (室外 设计 正 负 零 至 屋顶 榴 口 ) 为 19. 6m 的 6 层 楼 房 安 装 照明 灯具 ， 其 
中 底层 操作 高 度 离 地 面 4. 6m， 此 时 按照 定额 规定 i 

A. 不 得 计 取 增加 费 

B. 计 取 操作 高 度 增加 费 

C. 计 取 建筑 物 超 高 增加 费 、 脚 手 架 搭 拆 费 

D. 计 取 脚 手 架 搭 拆 费 

2. 安装 综合 单价 中 的 建筑 物 超 高 增加 费 适用 于 ( ) 等 s 

A， 电气 设备 安装 工程 B. 工业 管道 工程 稚 

C. 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 D. 通风 空调 SS 

E. 附属 于 室内 水 暖 、 电 器 及 燃气 工程 的 刷 油 、f 

3, 工程 量 清单 计价 以 综合 单价 计价 ， 其 综 ( 7 
A 
€ 


,工料 单价 Be 单价 
;全 费用 单价 S$ 全 单价 
i ( 寺 设 工 得 得 量 济 站 信人 2》 (GB 50500-XBRf8) 中 ， 综 合 单 价 由 哪 几 部 分 


组 成 ? 沙 3 

2 守 灶 的 外间 从 克 作 有? 你 

三 、 计 算是 这 yw 

1. 菜 7 层 A .党 m， 经 计算 采暖 工程 实体 工程 综合 单价 为 
18500 元 ,其 为 4200 元 ,材料 费 'TT665 元 ， 机 械 费 0 元 ,利润 1050 元 ,管理 党 
1585 元 ， 求 该 工程 调整 后 的 清单 项 目 费 用 及 单价 措施 费 〈 实 体 工程 综合 工 日 34. 34 工 日 )。 

2. 某 高 度 为 12m 的 单 层 车 间 照 明 工 程 ， 在 生产 影响 施工 的 情况 下 进行 ， 灯具 及 干线 
高 度 全 部 在 6 一 8m， 经 计算 其 实体 工程 综合 单价 为 3500 元 ， 人 工 费 1800 元 ， 机 械 费 0 元 ， 
利润 540 元 ， 管 理 费 702 元 ， 材 料 费 458 元 ， 求 调整 后 的 清单 项 目 费 用 及 单价 措施 费 (实体 
工程 综合 工 日 41. 86 工 日 )。 





加 站 
【 模块 4 在 线 答题 】 


042 





本 模块 主要 介绍 工程 量 清单 计价 表 


本 模块 的 学 习 ， 应 掌握 工程 量 清单 i 
目 编码 的 组 成 、 J A 












相关 知识 












掌握 工程 量 清单 计价 表格 的 
组 成 、 使 用 规定 。 正 确 填 写 工 
程 量 清单 计价 表格 


总 说 明 应 填写 的 内 容 ， 清 单 综合 


工程 量 清单 计价 表格 单价 组成 









预算 编制 步骤 掌握 预算 的 编制 步骤 编制 依据 、 步 又 和 方法 





~- 他- 


讲 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


5.1 工程 量 清单 计价 表格 


0 计价 表格 的 组 成 


采用 工程 量 清 We 工程 量 清单 所 列 项 目 
的 全 部 费用 ， 包 括 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 和 税金 。 

根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 A 工程 量 清单 计价 宜 
采用 统一 格式 。 按 照 附录 B 一 附录 的 规定 ,根据 工 答 用 计价 表格 。 

1. 工程 量 清单 编制 的 表格 ug 

工程 量 清单 编制 的 表格 由 下 列 内 容 组 BR 

QO 封面 一 一 B. 1 招标 工程 量 清单 

@ 庆 页 一 一 C， SS , _ 

@ 总 说 明 。 六 

@ F.1 分 部 分 项 工 nent 

@ F.4 总 价 措施 项 与 计价 表 。 NS 

@ G. 1 其 他 GE Se 

(eat: 额 记 细 奖 

@ G.3 和 村 aa 

@ G. 4 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 。 

四 G.5 计 日 工 表 。 

@ G.6 总 承包 服务 费 计价 表 。 

@ H 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 。 

@ L. 1 发包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 。 

@@ L. ?2 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 (适用 于 造价 信息 差额 调整 法 )。 

@ L. 3 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 〈 适 用 于 价格 指数 差额 调整 法 ) 。 

2. 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 竣 工 结算 编制 的 表格 

招标 控制 价 、 投 标 报价 、 竣 工 结 算 编制 的 表格 由 下 列 内 容 组 成 。 

QO 封面 一 -B. 2 招标 控制 价 封面 (B. 3 投标 总 价 封面 ，B. 4 竣工 结算 书 封面 )。 

加 靡 页 一 C. 2 招标 控制 价 靡 页 (C.3 投标 总 价 靡 页 ; C. 4 竣工 结算 总 价 靡 页 ) 。 

@ 总 说 明 。 

@ 汇总 表 一 一 E. 1 建设 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ; E. 2 单项 工程 招标 控制 价 / 
投标 报价 汇总 表 ; E. 3 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ; E.4 建设 项 目 竣工 结算 汇 
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单项 工程 竣工 结算 汇总 表 ; 单位 工程 竣工 结算 汇总 表 。 
@ F. 1 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 

@ F. 2 综合 单价 分 析 表 。 

@ F.3 综合 单价 调整 表 (竣工 结算 编制 时 用 ) 。 

@ F.4 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 

@ G. 1 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 。 

@ G. 2 暂 列 金额 明细 表 。 

@ G. 3 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 。 

@ G. 4 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 。 

电 G.5 计 日 工 表 。 

加 G. 6 总 承包 服务 费 计 价 表 。 伦 
加 附录 日 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 。 SN 
Te 二 核准 ) 表 〈 适 用 于 竣工 结 
制 )。 

@@ K.2 总 价 项 目 进度 款 支付 分 解 表 ( 适 报价 编制 、 竣 工 结算 编制 ) 。 

@ K. 3 进度 款 支付 申请 (核准) 表 ,(3 工 结算 编制 ) 。 


ee 适用 于 竣工 结算 编制 ) 。 
图 K. 5 最 终结 清 支付 申请 ( (适用 于 竣工 续 筑 编制 ) 。 
四 L. 1 发 包 人 提供 材料 设备 一 览 表 。 

四 L.2 承包 人 提供 和 工程 设备 一 RAT 
四 .3 承包 Le tn 活用 于 价格 指数 差额 调整 法 )。 
Da 

EE Molenns 4 


本 部 分 主要 曾 述 总 说 明 、 分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 计 价 表 如 何 填写 ， 其 他 表格 在 相关 
里 都 有 叙述 ， 这 里 不 再 详细 讲解 。 

1. 总 说 明 填 写 

(1) 工程 量 清单 编制 总 说 明 

工程 量 清单 编制 总 说 明 应 按 下 列 内 容 填 写 。 

名 工程 概况 。 建 设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 施 工 现场 实际 情况 、 自 然 地理 条 件 、 
保护 要 求 等 。 

@ 工程 招标 和 专业 工程 发 标 范围 。 

@ 工程 量 清单 编制 依据 。 

@ 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 。 

@@ 其 他 需要 说 明 的 问题 。 

(2) 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 竣 工 结算 的 编制 总 说 明 

招标 控制 价 、 投 标 报价 、 竣 工 结算 的 编制 总 说 明 应 按 下 列 内 容 填写 。 
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名 工程 概况 。 建 设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 合 同 工 期 、 实 际 工期 、 施 工 现场 及 
变化 情况 、 施 工 组 织 设 计 的 特点 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 

加 编制 依据 。 可 参见 5. 2 节 的 内 容 。 

2. 分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 计价 表 

分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 计 价 表 包括 F. 1 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 
表 、F. 2 综合 单价 分 析 表 、F. 3 综合 单价 调整 表 、F. 4 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 。 

(1) F. 1 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 

此 表 是 编制 招标 控制 价 、 投 标价 、 竣 工 结 算 的 最 基本 用 表 ， 格式 见 表 5 - 1。 项 目 编 
码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 是 构成 一 个 分 部 分 项 工程 量 清单 的 五 个 要 
件 ， 缺 一 不 可 。 


说 明 ， -从 
@ “工程 名 称 ” 栏 。 应 填写 详细 具体 的 工程 称谓 ， 对 于 痪 旦 账 队 而 言 ， 习 惯 上 并 无 标 
段 划分 ， 可 不 填写 “ 标 段 ” 栏 ， 但 相对 于 管道 敷设 、i 网 往往 以 标 段 划分 ， 此 时 应 





填写 “ 标 段 ” 栏 。 

@ 项 目 编码 。 人 12 位 阿拉 伯 数 字 表 示 。 
1 一 9 位 应 按 附录 的 规定 设置 。10 一 12 位 应 棍 据 拟 建 工程 的 工程 量 清单 项 目 名称 和 项 目 特 
征 设置 ， 同 一 招标 工程 的 项 目 编码 不 和 8 


各 位 数字 的 含义 : 1、2 位 为 专 代码 ; 3、4 仪 为 附录 分 类 顺序 码 ; 5、6 位 为 
分 部 工程 顺序 码 ; 7 一 9 位 为 分 栅 目 名 称 顺序 码 12 位 为 清单 项 目 名 称 顺序 
码 。 如 图 5.1 所 示 。 4 Wt 

6] [7 10] [7] [2] 


[3 导 
/ 人 LO 少 单项 目 名 称 顺序 码 
SN 分 项 工程 项 目 名 称 顺序 码 一 一 001 起 蚂 
分 部 工程 顺序 码 一 从 01 起 始 


附录 分 类 顺序 码 。 如 安装 工程: 
专业 工程 代码 ” 附录 A 机 械 设 备 安装 工程 01 


站 附录 B 热 力 设备 安装 工程 02 
01- 房 屋 建筑 与 装饰 工程 (GB 50854 一 2013) i 
生生 建生 交 (OB D555 3013) 附录 C 静 回 设 备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 03 


03- 通 用 安装 工程 (GB 50856 一 2013) 附录 DD 电气 设备 安装 工程 04 








NE 






































附录 E 建 筑 智能 化 05 
04- 市 政工 程 (GB 50857 一 2013) Dr 
05- 园 林 绿 化 工程 (GB 50858 一 2013) 机 人 工程 06 
06- 矿 山 工程 (GB 50859 一 2013) 四 二 本 过 于 区 
07- 构 筑 物 工程 (GB 50860 一 2013) 附 录 ] 消 防 工程 09” 
08- 城 市 轨道 交通 工程 (GB 50861 一 2013) 附录 给 排水、 宁 咀 、 灼 气 工程 
09- 爆 破 工程 (GB 50862 一 2013) 时 录 K 给 排水 、 采 暖 、 燃 工程 10 

附录 LL 通信 设备 及 线路 工程 11 


附录 M 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 12 
附录 N 措 施 项 目 13 


图 5.1 项 目 编码 
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表 5-1 F.1 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 








工程 名 称 : 某 中 学 教师 住宅 工程 标 段 : 第 x 页” 共 x 页 
金额 (元 ) 
计量 er 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 | 综合 其 中 : 
单位 合 价 
单价 暂 估价 





第 十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 


031001006001 问 特 给 | 室内 B20/EER 1569 | 43.80 | 68722.20 
k m 569 5 . 
水 管 安 装 | 给 水 管 ， 热 熔 安 装 








塑料 排 室内 大 10UPVC 排 















































2 031001006002 m 849 4 96 39869. 04 
水 管 安装 | 水 管 ， 承 插 胶 粘 接 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 108591. 24 
本 页 小 计 sx 108591. 24 
合 计 108591. 24 





例如 ， Rao 其 工 程 ; "ys 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 ，01 表 
示 给 排水 、 采 暖 、 燃 气管 道 分 项 工程 名 称 ， 装 ; 001 顺序 号 码 ， 第 1 项 。 

@@ 项 目 名 称 。 按 附 a 

@ 项 目 特征 。 po 简洁 述 项 目 特征 的 要 求 ， 在 描述 工程 量 
则 进行 。 
or 合 拟 建 工 程 的 实际 ， 满 足 确定 综合 
hs 

第 二 ， 若 采用 标准 图 集 或 施工 图 纸 能 够 全 部 或 部 分 满足 项 目 特征 描述 的 要 求 ， 项 目 特 
征 描述 可 直接 采用 详 见 x X 图 集 或 X X 图 号 的 方式 ， 对 不 能 满足 项 目 特 征 描 述 要 求 的 部 
分 ， 仍 采用 文字 描述 。 

A. 必须 描述 的 内 容 包 括 以 下 几 方 面 。 

a. 涉及 正确 计量 的 内 容 必 须 描述 ， 如 门窗 洞口 尺 二 或 框 外 围 尺寸 。 

b. 涉及 结构 要 求 的 内 容 必 须 描 述 ， 如 混凝土 的 强度 等 级 。 

c. 涉及 材质 要 求 的 内 容 必 须 描述 ， 如 油漆 的 品种 是 否 为 调和 潜 ， 管 材 的 材质 是 碳 钢管 
还 是 塑料 管 、 不 锈 钢管 ， 还 需 对 管材 的 规格 型 号 进行 描述 。 

d 涉及 安装 方式 的 内 容 必 须 描述 ， 如 管道 是 螺纹 连接 、 焊 接 、 粘 接 还 是 热 熔 连 接 。 

B. 可 不 描述 的 内 容 包 括 以 下 几 方 面 。 

a. 对 计量 计价 没有 实质 影响 的 内 容 可 以 不 描述 ， 如 对 现 浇 混凝土 柱 的 高 度 、 断 面 大 小 
等 的 特征 规定 可 以 不 描述 。 

b. 应 由 施工 人 员 根 据 施工 方案 确定 的 可 以 不 描述 。 

c, 应 由 施工 投标 人 根据 当地 材料 和 施工 要 求 确定 的 可 以 不 描述 。 
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d 应 由 施工 措施 解决 的 可 以 不 描述 ， 如 对 现 浇 混凝土 板 、 梁 的 标高 特征 规定 可 以 不 
描述 。 
C. 可 不 详细 描述 的 内 容 包 括 以 下 几 方 面 。 
a. 无 法 准确 描述 的 可 不 详细 描述 ， 如 土壤 类 别 。 
b. 施工 图 纸 、 标 准 图 集 标注 明确 的 ， 可 不 再 详细 描述 ， 对 这 些 项 目 可 描述 为 见 X Xx 
图 集 X XX 页 号 及 节点 大 样 等 。 

c 还 有 些 项 目 可 不 详细 描述 ,但 清单 编制 人 在 项 目 特征 描述 中 应 注 明 由 投标 人 自 定 ， 
如 土方 工程 中 的 “ 取 土 运 距 ”“ 弃 土 运 距 ”等 。 

D. 计价 规范 规定 多 个 计价 单位 的 描述 。 

E. 规范 没有 要 求 ， 但 又 必须 描述 的 内 容 。 

回 招标 控制 价 。 编 制 招标 控制 价 时 ,适用 表 5 -1 中 “ 综 价 ”“ 合 价 ”以 及 “其 
中 :, 暂 估 价 ” 按 GB 50500 一 2013 规范 规定 填写 。 

“综合 单价 ”中 应 包括 招标 文件 中 要 求 投标 人 承担 的 

日 的 是 市 场 风险 ， 如 材料 价 


风险 是 技术 风险 和 管理 风险 ,如 管理 费 和 利润 ; 应 
We em 规 、 规 章 和 政策 变化 的 风险 。 


0 度 ， 可 确定 在 工程 总 造价 的 3% ~~5% 


之 内 
TT 
Dh el ore 

















用 。 投 标 人 应 完全 承担 的 


目 特征 ”“ 计 量 单位 ” “工程 匀 下 应 做 改动 。 “多 ”“ 合 价 ”自主 决定 填写 ， 对 
“其 中 : 暂 估价 ” 栏 ， 投 标 人 应 将 招标 文件 中 提供 色 单价 材料 的 暂 估价 计 入 综合 单价 ， 
材料 在 “综合 单价 ”> 合 人 NJ/ 中 的 具体 数额 。 


并 应 计算 出 暂 估 单 
@ 竣工 结 篇 。 





这 和 全 采取“ 村人 
综合 单价 分 析 表 ( 表 人 22) 
综合 单价 一 人工 费 十 材料 费 十 机 械 费 十 管理 费 十 利 润 
人 工 费 一 省 编 定额 人 工 费 
材料 费 一 参考 定额 子 目 直接 生成 (包括 计价 材 和 未 计价 材 ) 
机 械 费 一 参考 定额 子 目 直接 生成 
管理 费 一 参考 定额 子 目 直 接生 成 
利润 一 参考 定额 子 目 直接 生成 
工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 是 评 标 委员 会 评审 和 判别 综合 单价 组 成 和 价格 完整 性 、 合 
理性 的 主要 基础 ， 对 因 工 程 变更 调整 综合 单价 也 是 必 不 可 少 的 基础 价格 数据 来 源 。 采 用 经 
评审 的 最 低 投标 价 法 评 标 时 ， 该 分 析 表 的 重要 性 更 加 突出 。 
表 5-2 集中 反映 了 构成 每 一 个 清单 项 目 综合 单价 的 各 个 价格 要 素 的 价格 及 主要 的 
“ 工 ”“ 料 ”“ 机 ”消耗 量 。 投 标 人 在 投标 报价 时 ， 需 要 对 每 一 个 清单 项 目 进行 组 价 ， 为 了 
使 组 价 工作 具有 可 追 洲 性 回复 评 标 质 疑 时 尤其 需要 )， 需 要 表明 每 一 个 数据 的 来 源 。 访 
表 随 投标 文件 一 同 提交 ， 作 为 竞标 价 工程 量 清单 的 组 成 部 分 。 
编制 招标 控制 价 时 ， 表 5 -2 应 填写 使 用 的 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 定额 
名 称 。 
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表 5-2 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 


























工程 名 称 : 某 中 学 教师 住宅 工程 标 段 : 第 Xx 页 共 x 页 
项 目 编码 031001006001 项 目 名 称 塑料 给 水 管 安装 计量 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 ”| 定额 数量 i i 
理 理 
编号 名 称 | 单位 TE I 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-1-323 二 机 lom | 0.1 | 130.93 | 1.50 | 0.12 |26.46+13.60| 13.99 | 0.15 | 0.01 | 4.01 
水 管 安装 % 
10-11 -136 得 、 100m| 0.01 | 51.23 | 1.03 10.3 SS 0.01 15.71 
清洗 
































人 工 单 价 RY 13.60 | 0.16 | 0.01 | 19.72 


3 交 
87.1 元 / 工 日 小 未 计价 材料。 XXX 10.31 


人 
rs 
A 单项 目 综合 单价 说 本 二 


























合 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 A 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) a 
(元 ) | (元 ) 
材 
料 XX 牌 PP-R 管 DN20 m 1.02 5.67 | 5.78 
费 
明 XX 牌 PP-R 管件 个 E 效 2.98 | 4.53 
细 
其 他 材料 费 一 一 
材料 费 小 计 10.31 


























注 : @ 表 中 人 工 单价 87. 1 元 / 工 日 ,为 基期 人 工 单价 。 
@ 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


编制 投标 报价 时 , 表 5 - 2 可 填写 使 用 的 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 定额 ， 
如 不 使 用 ， 则 不 填写 。 


049 


~- 他- 


熏 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


是 编 制 依据 


@ 经 会 审 后 的 施工 图 纸 、 图 纸 会 审 纪要 及 规定 的 全 部 标准 图 ， 是 正确 编制 施工 图 预 
算 的 主要 依据 。 

加 于 和 菜 工 和 和 定 可 ，( 建 认 工 和 各 量 汪 于 守信、OD 505002015)， 
《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 (HA02 - 31 一 2016) 是 装 工 程 预算 工程 量 计 
算 规 则 、 项 目 划 分 、 计 量 单位 的 依据 ， 是 编制 河南 省 新 建 \ 和 建安 装 工 程 施工 图 预算 招标 
工程 标底 ， 确 定安 装 工程 价格 和 办 理 竣工 结算 的 人 
pete er AN 

加 材料 预算 价格 即 各 地 市 定额 站 颁发 A 算 价 ， 是 计算 安装 工程 未 计价 材料 的 
主要 依据 ， 是 确定 工程 造价 的 主要 来 源 

@ 施工 组 织 文件 是 组 织 2 划 管 理 的 综合 文件 ， 其 所 确定 的 各 分 项 工程 的 











施工 方法 是 计算 工程 量 、 套 用 ee 

加 取 费 标准 及 有 关 文人 

Dn, rh f 朋 数据 、 计 算 公式 ， 是 准确 快速 编 
制 施工 图 预算 的 前 


a 
喇 EE 仿 制 步骤 和 方法 


(1) 熟悉 预算 编制 资料 

熟悉 预算 编制 资料 包括 下 述 内 容 。 

@ 熟悉 与 审查 施工 图 纸 。 施 工 图 纸 是 编制 预算 的 基本 依据 ， 预 算 (造价) 人 员 在 编制 
预算 前 ， 首 先 应 从 编制 预算 的 角度 熟悉 图 纸 。 对 建筑 的 造型 、 平 面 布置 、 结 构 类 型 、 应 用 材 
料 、 尺 寸 标注 应 了 解 ， 对 安装 工程 设计 方案 、 施 工 方法 、 应 用 材料 应 了 解 。 在 图 纸 识 读 过 程 
中 若 发 现 问题 可 向 设计 人 员 询 问 ， 了 解 设 计 变更 。 避 免 出 现 工程 量 重复 计算 或 漏 算 。 

只 有 对 施工 图 纸 有 较 全 面 地 了 解 之 后 ， 才 能 结合 预算 定额 项 目 划 分 原则 ， 正 确 而 全 面 
地 分 析 该 工程 各 分 部 分 项 工程 项 目 ， 计 算 其 工程 量 ， 并 正确 计算 出 工程 造价 。 

@ 了 解 施 工 组 织 设 计 。 熟 悉 施 工 组 织 设计 中 分 项 工程 选用 的 施工 方案 、 技 术 措施 、 
施工 设备 ， 了 解 其 对 分 项 定额 套用 的 影响 

@ 熟悉 合同 或 协议 。 主 要 了 解 材料 价格 的 计算 、 合 同 价款 的 确定 。 

(2) 计算 分 项 工程 量 

工程 量 是 指 各 分 项 工程 项 目 按 型 号 规格 分 列 的 实物 量 〈 如 管道 长 度 、 阀 门 个 数 等 ) 。 
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长 5 ET 





根据 专业 不 同安 装 工程 划分 为 不 同 的 单位 工程 ， 然 后 根据 各 册 定 额 的 工程 量 计 算 规 则 分 别 
计算 各 分 项 工程 量 ， 并 汇集 整理 添 人 预算 书 中 。 

在 预算 编制 过 程 中 ,以 计算 工程 量 所 占 的 工作 量 最 大 ,花费 的 时 间 较 长 ， 而 且 又 是 预 
算 中 所 有 数据 的 依据 。 所 以 ， 正 确 划分 分 部 分 项 工程 是 准确 计量 工程 量 的 前 提 。 一 般 拿 到 
一 项 单位 工程 ， 首 先进 行 分 部 分 项 工程 的 划分 ， 其 包括 以 下 几 个 步 又。 

加 划分 分 部 分 项 工程 项 目 。 通 常 从 进 户 处 开始 ， 分 系统 分 别 统 计 工程 量 。 例 如 ， 室 
内 给 排水 工程 可 划分 为 :管道 安装 ( 按 引 入 管 二 干 管 一 立 管 一 横 支 管 一 支管 划分 )、 阀 门 
安装 、 卫 生 器 具 安 装 、 支 架 制 作 安 装 ， 除 锈 刷 油 、 保 温 绝 热 等 项 目 。 

@ 逐 项 计算 工程 量 。 计 算 工程 量 时 其 口径 应 与 定额 单价 一 致 ， 即 定额 单价 中 包括 的 
工作 内 容 应 集合 在 一 项 工程 量 内 ,不 能 拆 项 。 相 反 定 额 单价 中 未 包括 的 工作 内 容 应 列 项 计 
算 ， 不 应 漏 项 。 例 如 ， 镀 锌 钢管 螺纹 连接 子 目 ,定额 里 面包 括 了 接头 管件 的 安装 费 及 其 本 
身价 格 ， 管 件 不 需要 另 列 项 目 ， 而 镀 锌 钢管 卡 夭 连 接 子 目 ， RF 
容 ， 应 另 列 项 计算 工程 量 。 SN 


工程 量 的 计量 单位 与 定额 单价 必须 一 致 。 人 
@ 工程 量 汇总 。 对 分 系统 分 别 统计 的 工程 如 室内 镀 锌 钢管 DN25 (螺纹 
连接 ) 材质 相同 、 直 径 相同 、 ae 一 个 单位 工程 的 两 个 系统 J1 与 J2 


中 ， 则 管道 工程 量 可 汇总 在 一 起 。 
a 
(4) 套用 预算 定额 单价 


《5) ee 


(6) 计算 工程 造价 

(7) 编制 说 明 、 pe 装订 成 册 、 盖 
装订 成 册 se 册子 《 消 单 庄 癌 
Sa 舌 
Ss 

@ 汇总 表 。 

@ 分 部 分 项 工程 量 清单 表 。 

@@ 措施 项 目 清单 表 。 

@ 其 他 项 目 清单 表 。 

@ 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 。 

@ 工程 款 支付 申请 (核准 ) 表 。 


@ 模块 小 结 站 
































本 模块 主要 讲述 以 下 两 方面 内 容 。 

(1) 工程 量 清单 计价 表格 : 计价 表格 的 组 成 及 使 用 规定 。 

(2) 预算 编制 步骤 : 熟悉 预算 编制 资料 ~ 计算 分 项 工程 量 -~ 填写 表格 一 套用 定额 一 
计算 工程 综合 单价 一 计算 工程 造价 一 编制 说 明 一 装订 。 
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@ 复习 思考 题 站 


一 、 选 择 题 

1. 工程 量 清单 项 目 编码 采用 12 位 阿拉 伯 数 字 表示 ， 其 中 第 5、6 位 为 ) 项 目 名 
称 顺序 码 。 

A. 附录 B. 专业 工程 C. 分 部 工程 D. 分 项 工程 

2. 现行 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 执 行 的 是 〈 Ye 

A. GB 50500 一 2003 B. GB 50500 一 2008 

C. GB 50500 一 2009 D. GB 50500 一 2013 

3， 人 ( 2 

A. 10 B.1 怜 。 20 

吕 简 答 题 


分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 “ 项 目 特征 ” a 必须 描述 的 内 容 ? 
2 
三 、 计 算 题 


有 一 段 室内 给 水 镀 锌 钢管 DN15 a 20m， 单 价 6. 19 元 /m， 试 进行 综合 单 


党 


> 
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Eee 





建筑 安装 和 
工人 


a EA 





某 学 校 宿舍 楼 ， 内 部 配 有 水 、 电 等 设备 ( 见 书 中 所 附 图 纸 )， 根据 工程 量 清单 计价 规 
范 的 规定 计算 工程 量 ， 并 求 出 工程 造价 ,填写 工程 量 清单 计价 表格 。 

学 生 通过 本 学 习 情 境 的 学 习 ， 应 掌握 : 管道 工程 量 的 计算 规则 ， 采 用 清单 计价 管道 工 
程 量 包含 哪些 内 容 ， 使 用 哪些 定额 ， 相 关 费 用 的 确定 ; 电气 照明 工程 、 防 雷 接地 工程 工程 
量 的 计算 方法 ， 使 用 哪些 定额 ， 相 关 费 用 的 确定 ; 能 够 正确 填写 工程 量 清单 计价 表格 。 


<G 





教学 目标 SS 

本 模块 简介 了 室内 给 排水 工程 及 消 AR 
分 部 分 项 工程 定额 及 工程 量 计算 规则 ， 程 预算 定额 及 工程 量 计算 规则 ， 清 单 计 价 及 
施工 图 预算 的 编制 。 通 过 本 模块 ， 学 生 应 掌握 室 水 施工 图 预算 定额 及 工程 量 
计算 规则 ， 尝 所 全 内 消防 水 和 区 全 及 工程 量 能 编制 室内 给 排水 工程 及 消 










防 工程 施工 图 预算 。 


能 力 要 求 相关 知识 








室内 给 排水 施工 图 预算 中 
管道 安装 、 除 锋 、 刷 油 、 绝 
热 、 卫 生 器 具 安 装 的 定额 及 


掌握 室内 给 排水 工程 施工 图 
预算 定额 及 工程 量 计 算 规则 ， 
能 编制 室内 给 排水 工程 施工 图 


室内 给 排水 系统 的 组 成 管道 的 
布置 与 施工 方法 ， 室 内 给 排水 施工 
图 预算 定额 及 工程 量 计 算 规 则 








工程 量 计算 规则 预算 

灭火 系统 
消防 管道 定额 及 工程 量 计 Pd este 室内 消防 水 灭火 系统 的 组 成 、 预 
算 规则 - 算 定额 及 工程 量 计算 规则 


编制 消防 工程 施工 图 预算 
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处 ， 


建筑 给 水 系统 是 将 水 由 市 政 给 水 管 网 经 小 区 给 水 管 网 、 室 内 给 水 管 网 送 至 用 水 设备 
并 满足 各 种 给 水 系统 对 水 质 、 水 量 、 水 压 的 要 求 。 建 筑 给 水 系统 包括 室内 给 水 系统 和 





室外 给 水 系统 。 建 筑 排水 系统 是 将 卫生 器 具 和 生产 设备 产生 的 污水 及 降落 到 屋面 的 雨 、 雪 


水 ， 














用 经 济 合理 的 管道 及 时 排 至 室外 排水 管道 中 ， 并 为 室外 污水 的 处 理 和 综合 利用 提供 便 





利 条 件 。 建 筑 排水 系统 包括 室内 排水 系统 和 室外 排水 系统 。 


唱诗 内 给 水 系统 A 


统 、 


室内 给 水 系统 主要 由 引入 篇 外 臣 节 点 、 
消防 设备 、 给 水 局 部 处 理 设 痪 作证 症 仪表 等 组 成。 







1. 室内 给 水 系统 的 分 类 
根据 给 水 对 象 不 同 ， 室 内 给 水 系统 可 分 涩 条 油 给 水 系统 、 生 产 给 水 系统 、 消 防 给 水 系 
组 合 给 水 系统 和 中 水 给 水 系统 。 
2. 室内 给 水 系统 的 组 成 








(1) 引入 管 A 


a et 人 











于 筑 物 内 的 管 开 ( 部 各 设 于 空 内 外 地 面 ; 


(2), 米 
水 表 节 点 是 安装 在 引入 管 上 的 水 表 及 其 前 后 设置 的 阀门 和 泄 水 装置 的 总 称 。 水 表 节 点 


分 为 无 劳 通 管 水 表 节 点 和 有 旁 通 管 水 表 节 点 ,如 图 6. 1 所 示 。 水 表 节 点 一 般 安 装 在 建筑 物 
外 专门 的 水 表 井 内 。 





056 





乡 





| 





多 
FT To a I9I 9 1 
隐 
~、 
油水 口 旁 通 管 
{a) 无 旁 通 管 水 表 节 点 (b) 有 旁 通 管 水 表 节点 


图 6.1 水 表 节 点 


(3) 室内 给 水 管 网 
室内 给 水 管 网 由 水 平 或 垂直 干 管 、 立 管 、 横 支管 组 成 。 


从 G6 给 排水 安装 工程 施工 图 预算 编制 





(4) 给 水 附件 

给 水 附件 是 指 给 水 管道 系统 上 装 设 的 闪 门 、 止 回 阀 、 消 火 栓 及 各 式 配 水 龙头 等 。 它 主 
要 用 于 控制 调节 系统 内 的 流向 、 流 量 、 压 力 ， 保 证 系统 的 安全 运行 。 

(5) 给 水 设备 

给 水 设备 是 指 给 水 系统 中 用 于 升 压 、 稳 压 、 储 水 和 调节 的 设备 ， 如 水 泵 、 气 压 给 水 设 
备 、 水 池 、 水 箱 等 。 

(6) 室内 消防 设备 

常用 的 室内 消防 设备 有 消火栓 系统 和 各 种 灭火 器 ， 消 防 要 求 较 高 时 需 设 置 自 动 喷 水 灭 
火 系统 、 水 幕 消防 系统 和 水 喷雾 消防 系统 。 

(7) 给 水 局 部 处 理 设备 

建筑 物 的 给 水 水 质 不 符合 要 求 时 ， 需 配置 给 水 深 处 理 构筑 

(8) 计量 仪表 

计量 仪表 是 指 计 量 和 显示 给 水 系统 的 水 量 、 流 量 、 A ， 度 、 水 位 的 仪表 ， 如 水 
表 、 流 量 计 、 压 力 表 、 真 空 表 、 温 度 计 、 水 位 计 等 A- 

3. 室内 给 水 方式 

常见 的 室内 给 水 方式 有 以 下 几 种 。 


用 水 要 求 的 地 区 。 
(2) 单 设 水 箱 的 给 水 方 
单 设 水 箱 的 给 水 方式 如 医 






(1) 直接 给 水 方式 
i nse 能 够 全 天 保证 室内 用 户 


> 0 i 应 的 水 压 大 部 分 时 间 能 满足 
入 位 水 箱 的 建筑 。 


室内 需要 ， 仅 在 用 水 高 峰 出 


久 





图 6.2 直接 给 水 方式 图 6.3 单 设 水 箱 的 给 水 方式 
1 一 引入 管 ， 2 一 水 表 ; 3 一 横 干 管 ; 1 一 引入 管 ， 2 一 水 表 ; 3 一 横 干 管 
4 一 立 管 ; 5 一 横 支 管 4 一 立 管 ; 5 一 横 支 管 ，6 一 水 箱 
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(3) 设 储 水 池 、 水 泵 、 水 箱 的 给 水 方式 

设 储 水 池 、 水 泵 、 水 箱 的 给 水 方式 如 图 6. 4 所 示 ， 建 筑 的 用 水 可 靠 性 要 求 高 ， 室 外 管 
网 水 量 、 水 压 经 常 不 足 ， 且 室外 管 网 不 允许 直接 抽水 ; 或 室内 用 水 量 较 大 ,室外 管 网 不 能 
保证 建筑 的 高 峰 用 水 ; 或 者 室内 消防 设备 要 求 储备 一 定量 的 水 。 

(4) 气压 给 水 方式 

气压 给 水 方式 如 图 6. 5 所 示 ， 适 用 于 室外 管 网 压力 低 或 经 常 不 能 满足 室内 所 需 水 压 ， 
室内 用 水 不 均匀 ， 且 不 宜 设置 高 位 水 箱 的 建筑 。 

(5) 分 区 给 水 方式 

高 层 建筑 的 给 水 管 网 必须 竖 向 划分 为 数 个 区 域 布置 ， 常 用 的 有 分 区 并 联 给 水 方式 、 分 
区 串联 给 水 方式 、 减 压 给 水 方式 、 无 水 箱 变速 水 泵 给 水 方式 等 。 











又 





3 





人 
图 6.4 enn eon EA 图 6.5 气压 给 水 方式 
/ 


1 一 水 ; ; 3 一 水 箱 1 一 水 泵 ;2 一 气压 给 水 装置 
3 一 横 干 管 ，4 一 立 管 ，5 一 横 支 管 


0 室内 水 系统 


1. 室内 排水 系统 的 分 类 

根据 所 排污 水 的 性 质 ， 室 内 排水 系统 可 分 为 生活 污水 排水 系统 、 工 业 废 水 排水 系统 和 
屋面 雨水 排水 系统 。 

2. 室内 排水 系统 的 组 成 

室内 排水 系统 由 污水 和 废水 收集 器 具 、 水 封装 置 、 室 内 排水 管道 系统 、 排 出 管 、 通 气 
装置 、 清 通 设备 及 某 些 特殊 设备 组 成 。 

(1) 污水 和 废水 收集 器 具 

污水 和 废水 收集 器 具 是 排水 系统 的 起 点 ,负责 收集 和 排出 污 废 水 ,包括 各 种 卫生 器 
有 具 、 排 放生 产 废 水 的 设备 及 雨水 斗 等 。 

(2) 水 封装 置 

水 封装 置 又 称 存 水 弯 ， 设 在 污水 和 废水 收集 器 具 的 排水 口 下 方 ， 与 排水 横 支管 相连 ， 
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作用 是 阻挡 排水 管道 中 的 臭 气 和 其 他 有 害 气体 、 虫 类 等 通过 排水 管道 进入 室内 进而 污染 室 
内 环境 。 存 水 弯 有 S 形 和 了 形 两 种 ， 存 水 弯 安 装 图 如 图 6.6 所 示 。 









十 出 
全 Ey 
上 日 
呈 三 
类 关 
. 内 
长 基 
天 天气 时 各 人 水 深 排水 立 管 








(a) S 形 存 水 奔 (b) P 形 存 水 弯 


图 6 装 图 
(3) 室内 排水 管道 系统 A 
室内 排水 管道 系统 主要 由 器 央 光 必 管 、 排 水 横 支 管 站 恋 立 管 、 排 水 干 管 组 成。 


(4) 排出 管 小 
nen 各 










管 与 室外 排水 管道 选 镑 处 应 议 置 检查 井 。 
(5) 通气 笠 
通气 装 1 通气 管 、 通 风帆 等 组 砚 2 一 般 楼 层 不 高 、 卫 生 器 具 不 多 的 建筑 物 可 仅 





设置 伸 项 通气 管 ,通风 帽 设置 在 伸 顶 通气 管 项 端 。 对 于 层 数 较 多 或 卫生 器 具 较 多 的 建筑 
物 ， 必 须 设置 通气 管 系统 ， 如 图 6. 7 所 示 。 当 排水 立 管 中 的 流量 超过 无 专用 通气 立 管 的 排 
水 立 管 最 大 排水 能 力 时 ,应 设置 专用 通气 管 ， 并 与 排水 立 管 相连 ， 如 图 6.7(a) 所 示 ; 连 
接 4 个 及 以 上 卫生 器 具 且 长 度 大 于 12m 的 横 支 管 和 连接 6 个 及 以 上 大 便器 的 横 支 管 上 应 设 
置 环形 通气 管 ， 如 图 6.7(b) 和 图 6.7(c) 所 示 ; 对 卫生 、 安 静 要 求 较 高 的 建筑 物 ， 还 应 
在 卫生 器 具 存 水 弯 出 口 端 设置 器 具 通气 管 ， 如 图 6.7(d) 所 示 。 

(6) 清 通 设备 

在 室内 排水 系统 中 ,， 清 通 设 备 一 般 包 括 清扫 口 、 检 查 口 、 检 查 井 等 。 清 扫 口 设置 在 排 
水 横 支管 上 ， 清 扫 口 不 能 高 出 地 面 ， 必 须 与 地 面 持平 。 检 查 口 设 在 排水 立 管 及 较 长 的 水 平 
管 自 上， 是 一 个 带 盖 板 的 开口 短 管 。 清 通 时 将 盖 板 打开 。 检 查 井 一 般 设 在 建筑 物 外 的 埋 地 
管道 上 ， 以 便 清 通 ， 检查 井 布置 在 管道 转弯 、 变 径 和 坡度 改变 及 连接 支管 处 。 

(7) 特殊 设备 

当地 下 建筑 物 内 的 污水 、 废 水 不 能 自流 排 至 室外 时 ,室内 排水 系统 必须 设置 污水 抽 升 
设备 ， 如 集 水 池 、 污 水 泵 等 。 建 筑 物 内 部 的 污水 未 经 处 理 不 允许 直接 排 入 市 政 排水 管 网 或 
水 体 中 ， 必 须 设 污水 局 部 处 理 构筑 物 方 可 排放 ， 如 化 瘀 池 、 隔 油 池 、 降 温 池 等 。 
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图 6.7 通气 管 系统 J 
1 一 伸 顶 通气 管 ， 2 一 专用 通气 管 ， 3 一 主 通 气管 ae 5 一 环形 通气 管 


6 一 结合 通气 管 ，7 一 器 具 通气 管 ; 8 RS 排水 本 支管 ,10 一 排出 管 
3. 室内 排水 系统 的 排水 体制 > 


室内 排水 系统 的 排水 体制 分 为 合流 锚 全 选择 排水 体制 时 主要 考虑 以 下 因素 ， 
污 废 水 性 质 、 污 废水 污染 程度 、 室 制 及 污 废水 综合 利用 的 可 能 性 和 处 理 要 求 等 。 


| 613 | 室内 给 排水 过关 的 大 二 与 数 没 ee 

1. 室内 给 水 a yw 

Xa 的 总 原则 : 人 阀门 少 ， 数 设 容易 ， 安 装 维修 方便 ， 不 
宜 从 建 


影响 美观 。 管 通常 坦 地 敷设 ， 筑 物 用 水 最 大 处 引入 。 引 入 管 穿越 承重 墙 或 
基础 时 ， 应 注意 管道 保护 。 若 基础 埋 深 较 浅 ， 则 管道 可 以 从 基础 底部 穿 过 ， 如 图 6.8(a) 
所 示 。 若 基础 埋 深 较 深 ， 则 管道 将 穿越 承重 墙 或 基础 本 体 ， 如 图 6. 8(b) 所 示 ， 此 时 承重 
墙 或 基础 上 应 预 留 直 径 大 于 引入 管 直径 200mm 的 孔洞 。 

室内 给 水 管道 的 敷设 根据 建筑 对 卫生 、 美 观 方面 要 求 的 不 同 ， 可 分 为 明 装 和 暗 装 。 明 
装 是 将 管道 在 室内 沿 墙 、 梁 、 柱 、 天 花 板 下 、 地 板 旁 做 直线 暴露 敷设 ; 暗 装 是 将 管道 敷设 
在 地 下 室 或 吊顶 中 , 或 在 管 井 、 管 槽 、 管 沟 中 隐蔽 歼 设 。 

2. 室内 排水 管道 的 布置 与 敷设 

器 具 排 水 管 上 应 设 水 封装 置 存 水 弯 。 排 水 横 支管 的 布置 不 宜 太 长 ， 尽 量 少 转弯 ， 一 般 
沿 墙 布设 ,排水 横 支 管 与 墙壁 间 应 保持 35 一 50mm 的 施工 距离 。 明 装 时 ， 可 在 吊装 楼 板 下 
方 或 在 楼 板 上 方 沿 地 敷设 ;， 暗 装 时 ， 可 将 横 支 管 安装 在 楼 板 下 的 吊顶 内 。 排 水 立 管 明 装 时 
一 般 设 在 墙角 处 或 沿 墙 、 沿 柱 垂直 布置 ， 与 墙 、 柱 的 净 距 离 为 15 一 35mm; 暗 装 时 ， 布 置 
在 管 井 中 。 排 水 立 管 应 用 卡 逢 固定 ， 卡 得 间 距 不 得 大 于 3m， 层 高 小 于 或 等 于 4m 时 ， 可 
安装 一 个 卡 短 ， 卡 夭 宜 设 在 立 管 接头 处 。 排 水 横 干 管 穿越 承重 墙 或 基础 时 应 预 留 洞口 ， 预 
留 洞口 管 项 上 部 净空 不 得 小 于 建筑 物 沉降 量 ， 且 不 得 小 于 0.15m。 排 出 管 直接 埋 地 ， 与 室 
外 排水 管 连接 处 应 设 检查 井 。 通 气管 一 般 伸 出 屋面 ， 其 高 出 屋面 不 应 小 于 0.3m， 且 应 大 
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应 装 设 风帆 或 网 日 ; 对 经 常 有 人 停留 的 屋顶 ， 通 气管 


通气 管 项 端 





于 该 地 区 最 大 积 雪 厚度 ， 
口 应 高 出 屋面 2. 0m。 






















8 中 
:> -TD 
zz 下 
a 一 一 
EE 
上 Es 水 泥 
[A 这 | 秒 效 封口 





(b) 穿越 基础 


全 从 汉 基 础 通过。 XS 
图 6.8 2 入 建筑 物 


3. 管道 支架 i 
ee ey 托 
j 层 安装 1 个 距 地 面 高 1.5 一 1. 8m 


管道 的 支承 机 构 称 为 支 染 A 
架 如 图 6.9 所 示 。 给 水 立 管 3 TOA 
则 每 层 须 安装 2 处 管 卡 惟 与 称 安装 。 


的 管 卡 ， 当 层 高 大 于 5 
入 攻 ET 
' | 








NN 
1 
SEE 





6 
AAA 
1 
[| 
\ 
SS 
NS 


(b) 管 卡 
图 6.9 管道 支 、 托 架 





(3 室内 给 排水 常用 的 材料 
1. 管材 
(1) 钢管 
承受 流体 的 压力 大 、 抗 震 性 能 好 、 接 头 少 、 加 工 安装 方便 , 但 成 本 高 、 
061 


钢管 强度 高 、 
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抗 腐蚀 性 能 差 、 易 造成 水 质 污染 。 钢 管 主要 有 焊接 钢管 、 无 颖 钢管 两 种 。 

驯 焊接 钢管 。 俗 称 水 煤气 管 ， 是 利用 钢板 或 钢 带 经 卷 焊 而 制 成 的 ， 其 规格 用 公称 直 
笃 (DN) 表示 。 例 如 ， 公 称 直径 为 50mm 的 焊接 钢管 用 DN50 表示 。 焊 接 钢管 按照 壁 厚 
可 分 为 普 压 钢管 和 加 厚 钢 管 两 种 。 普 压 钢管 一 般 用 在 工作 压力 小 于 1MPa 的 管道 上 ; 加 厚 
钢管 用 在 工作 压力 小 于 1. 6MPa 的 管道 上 。 焊 接 钢 管 按 表 面 质 量 又 分 为 镀 锌 钢管 〈 白 铁 
管 ) 和 非 镀 锌 钢管 ( 黑 铁 管 ), 镀 锌 钢管 是 在 黑 铁 管内 外 壁 镀 锌 而 成 ， 用 以 防 锈 、 防 腐 ， 
进而 延长 管道 的 使 用 年 限 。 根 据 镀 锌 工艺 的 不 同 ， 镀 锌 钢管 又 分 为 冷 镀 锌 钢管 和 热 镀 锌 钢 
管 。 生 活用 水 管 采 用 热 镀 锌 钢管 〈 直 径 小 于 150mm); 对 水 质 没有 要 求 的 生产 用 水 才 允 许 
采用 非 镀 锐 钢管 和 冷 镀 匀 钢管， 消防 给 水 管道 应 采用 内 外 壁 热 镀 锌 钢管 。 

@ 无 颖 钢管 。 无 颖 钢管 是 用 碳 素 结构 钢 或 合金 结构 钢 经 热 轧 或 冷 拔 制造 而 成 的 ， 其 
规格 用 外 径 X 壁 厚 表 示 。 例 如 ， 外 径 为 108mm， 壁 厚 为 4mm 的 9 a 
无 缝 钢管 与 焊接 钢管 相 比 ， 具 有 强度 高 、 ee 人 外 于 50mm 时 ， 选 用 冷 














拔 钢 管 ， 直径 大 于 50mm 时 ， 选 用 热 轧 钢管 ， 用 于 生活 给 时 要 专门 镀 锌 。 

(2) 铸铁 管 

铸铁 管 按 用 途 分 为 给 水 铸铁 管 和 排水 铸铁 用 公称 直径 表示 。 例 如 ， 公 称 直 
径 为 100mm 的 铸铁 管用 DN100 表示 。 

给 水 铸铁 管用 灰 口 铸铁 和 球墨 铸 
DN 表示 。 按 接口 形式 分 为 承 搬 式 
普 压 管 (压力 过 0.75MPa)、 高 压 
道 ， ee x 

(3) 塑料 管 

塑料 管 具有 人 wo 、 施 工 安装 方便 、 价 格 低廉 、 易 着 


at 其 规格 用 公称 直径 

种 ; 按压 力 分 为 低压 管 〈 压 力 乏 0.45MPa)、 
力 委 2.0MPa) 。 人 全 水 管 
三 






色 、 隔 热 保 温 Co ere 的 好 料 攻 有 便 课 拔 乙 焕 管 (UPVCY, 


聚 丁 烯 管 wm 乙 燃 管 (PE) 管 (PE -X)、 聚 丙烯 管 (PP) 等 ， 规 格 用 
公称 外 径 人 
(4) yi 


在 室内 给 水 工程 中 ， 除 采用 镀 锌 钢管 和 塑料 管 以 外 ， 目 前 铝 塑 复合 管 也 开始 推广 和 应 
用 。 铝 塑 复合 管 分 为 铝 合金 - 聚 乙烯 型 (PAP) 和 铝 合金 - 交 联 聚 乙烯 型 (XPAP)， 作 为 给 
水 管道 ,适用 的 水 温 范围 为 4~~95'C ,在 超越 以 上 数值 的 环境 中 布置 管道 ， 需 考虑 保温 绝 
热 措施 。 

给 水 附件 

(1) 配水 附件 

配水 附件 和 卫生 器 具 配 套 安 装 ， 常 用 的 配水 附件 有 形 阀 式 水 嘴 、 旋 寨 式 水 嘴 、 混 合式 
冷 ( 热 ) 水 嘴 和 电子 自动 水 嘴 。 

(2) 控制 附件 

控制 附件 安装 在 管道 及 设备 上 ， 用 于 控制 和 调节 系统 内 水 的 流向 、 流 量 、 压 力 ， 保 持 
系统 安全 运行 。 

@ 常用 附件 。 

A. 曾 阀 、 截 止 阀 、 球 阔 。 这 类 阀 用 于 开启 或 关闭 管道 的 介质 流动 ， 截 止 阀 还 具有 调 
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节 流 量 的 作用 ， 如 图 6. 10 一 图 6. 12 所 示 。 闸 阅 有 螺纹 和 法 兰 两 种 安装 方式 。 截 止 阅 有 内 
螺纹 和 法 兰 两 种 安装 方式 。 


bh 


图 6.10 闸阀 图 6.11 截止 阀 图 6.12 球阀 


ge” 不 能 装 反 ， 如 


a 如 图 6. 15 所 示 。 


:6 


图 6.13 i 节 流 阔 图 6.15 蝶阀 


E. ee i 种 安全 保护 用 网， 属于 自动 阀 类 ,主要 用 于 锅炉 、 压 力 容器 
和 管道 上 ,控制 压力 不 超过 规定 值 ， 对 人 身 安全 和 设备 起 重要 保护 作用 ， 如 图 6.16 所 示 。 

F. 减 压 阅 。 减 压 阀 作用 是 降低 水 流 压力 ,使 水 流 经 过 阀门 的 间隙 时 产生 阻力 ， 造 成 
压力 损失 ， 达 到 减 压 目的 ， 如 图 6. 17 所 示 。 

G. 浮 球 阅 。 浮 球阀 是 控制 水 位 而 自动 开启 或 关闭 的 阀门 ， 如 图 6. 18 所 示 。 


B. 止 回 阀 。 止 回 阀 用 于 自动 防止 管道 内 的 介质 倒流 ， 
图 6.13 所 示 。 
C. 节 流 阀 。 节 流 闪 用 于 调节 管道 介质 流量 ， 如 
D. 蝶 痊 。 蝶 阀 用 于 开启 或 关闭 管道 内 的 介 





















图 6.16 安全 间 图 6.17 减 压 阀 图 6.18 浮 球阀 
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@ 阀门 产品 的 型 号 。 其 表示 方法 由 7 个 单元 按 图 6. 19 所 示 的 顺序 排列 ， 其 中 各 部 分 
代号 见 表 6 -1 一 表 6 -6。 





























疗 体 材料 ( 表 6 二 6) 











密封 圈 或 衬里 材料 表 6 一 5) 
结构 形式 ( 表 6 -4) 





















































注 : 对 于 手 轮 、 手 柄 或 扳手 等 直接 传动 的 阀门 或 自动 阀门 ， 此 项 可 省 略 。 


表 6-3 连接 形式 代号 








注 ， 法 兰 连接 代号 3 用 于 双 弹 簧 安全 阎 ，@@ 法 兰 连接 代号 4 用 于 弹簧 安全 韶 及 其 他 类 别 阀 门 系 法 
兰 连接 ; @ 法 兰 连接 代号 5 用 于 杠杆 式 安 全 内。 


表 6-4 结构 形式 代号 








代号 
类 别 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
明 杆 明 杆 明 杆 暗 杆 暗 杆 瞳 杆 
闸阀 模式 模式 平行 式 | 模式 模式 一 平行 式 基 一 
单 阅 板 | 双 闸 板 双 闻 板 | 单 闸 板 | 双 闸 板 双 闸 板 
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代号 
类 别 
和 2 | 4 LI 6 党 8 过 0 
蕉 上 交 、 | 直通 式 | 衣 式 | 直通 式 | 有 a | | 
节 流 六 。 | (铸造 | (铸造 | (铸造 ) | (铸造) 直通 起 | 计 用 
隔膜 风 ”| 直通 式 | 角 式 | 一 | 一 | 直流 式 
直通 式 直通 式 
于 网 。 | ( 铺 造 (铸造 
，，、| 直通 填 | 三 通 | 四 通 | 三 通 咱 液 面 指示 
旋塞 。 | 直通 式 | 调节 趟 | “和 趟 | 二 区 | 未 | 地 
直通 法 
立 式 | 直通 式 | 单 尖 | 多 尖 
止 回 间 。| 升降 式 , ya AH 
( 鱼 造 》| 升降 式 | (铸造 ) | 族 启 式 “XK 
旋转 偏心 RS 
如 间 杠 村 式 
钟 形 | 热 
i 浮子 式 > 联名 式 | 并 
外 缠 答 i | 让 必 | 二 NS 
压 
总 开交 。 | Gp oe 腊 式 
封闭 带 | 圭 
强 和 六 封闭 Es | | 博 季 手 向 | 玉 扳 手 全 | 二 散热 加 
安全 图 。 | 向 店 式 | 全 启 式 | 六 | 全 二 启 式 | 启 式 全 启 式 
杠杆 式 。 | 单杠 杆 | 单杠 杆 | 双 杠 式 | 双 村 趟 
安全 间 。 | 向 启 式 | 全 启 式 | 向 启 式 | 全 启 式 
表 6 -5 密封 图 或 衬里 材料 代号 
耐酸 铀 或 巴 氏 | 硬 质 | 
合生 在 
密封 轩 或 和 里 材料 | 铜 | 不 铺 负 | 滩 气 钢 | 全 全 | 会 会 | 名 合金 | 析 胺 | 硬 检 有 
代号 T H D | Bs Y L x J 
聚 四 氧 “| 二 本 
密封 国 或 村 里 材料 | 皮革 | zx 奸 | 昌 料 | 尼龙 | 邮 料 | 衬 胶 | 衬 铺 | 扩 
代号 Pp SA SD | NS S CI cQ Te 


























注 : 密封 图 系 由 阀 体 上 直接 加 工 出 来 的 ， 其 代号 为 W。 
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表 6-6 阀 体 材料 代号 
硅 铁 铜 合金 铅 合金 
二 B 



































阀 体 材料 灰 铸铁 可 锻 铸 铁 球墨 铸铁 
代号 多 K Q G 
阀 体 材料 碳 钢 铬 铝 合金 钢 | 铭 镍 钛 钢 | 铬 镍 细 钛 钢 | 铬 锅 钒 合金 钢 | 。” 铝 合金 
代号 C I F R V 
注 : 对 于 PN<1.6MPa 的 灰 铸 铁 阀门 或 者 PN 三 2. 5MPa 的 碳 钢 阀门 ， 其 中 PN 表示 公称 压力 ， 此 项 


可 省 略 。 
例如 ， 截 止 阀 J41T -18K 表示 法 兰 截止 阀 (铸造 直通 式 )， 密封 圈 为 铜 质 ， 公 称 压力 
为 18MPa， 阀 体 材 料 为 可 锻 铸 铁 。 
3. 管件 
(1) 螺纹 连接 管件 
螺纹 连接 管道 的 管件 分 为 镀 锌 和 非 镀 锌 两 种 ， 如 图 6. 2 A ote. 
当头 ， 记 关 、 十 、 罗 入、 村、 和 人、 和 RS 内 
致 ， 均 用 公称 直径 表示 。 & 





异 径 弯 头 ; 8 一 外 螺钉 ， 


6. 20 ”钢管 螺纹 连接 配件 及 连接 方法 
异 径 四 通 


1 一 管 箱 ，2 一 异 径 管 ，3 一 活 接头 ; 4 一 补 心 ; 90" 弯 头 ; 6 一 45" 弯 头 ; 7 
9 一 管 堵 ， 10 一 等 径 三 通 ; 11 一 异 径 三 通 ; 12 一 根 母 ，13 一 等 径 四 通 ; 14 






(2) 焊接 连接 管件 
在 焊接 钢管 和 无 缝 钢管 的 安装 中 ,经 常 要 根据 现场 情况 制作 一 些 钢 制 管 件 。 制 作 方法 有 
压制 法 和 焊接 法 两 种 。 在 给 排水 和 采暖 工程 中 经 常 采用 压制 弯 头 作为 管道 转弯 的 连接 件 。 


(3) 铸铁 管件 
铸铁 管件 由 灰 口 铸铁 浇铸 而 成 。 铸 铁 管 件 按 用 途 分 为 给 水 铸铁 管件 和 排水 铸铁 管件 。 
给 水 铸铁 管件 的 安装 有 承 择 法 和 法 兰 连接 法 两 种 ,一 般 承 插 连 接 的 接口 做 法 采用 石棉 水 泥 
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接口 。 常 用 的 给 水 铸铁 管件 如 图 6. 21 所 示 。 和 铸铁 排水 管件 的 安装 一 般 采用 承 插 连接 ， 接 
口 做 法 采用 石棉 水 泥 接口 。 常 用 的 排水 铸铁 管件 如 图 6. 22 所 示 。 

(4) 铝 塑 复合 管件 

常用 的 铝 塑 复合 管件 有 异 径 弯 头 、 等 径 三 通 和 异 径 三 通 等 。 

4. 管道 的 连接 

(1) 螺纹 连接 

螺纹 连接 是 通过 管 端 加 工 的 外 螺纹 和 管件 内 螺纹 将 管子 与 管子 、 管 子 与 管件 、 管 子 与 
阀门 紧密 连接 。 其 适用 于 DN 三 100mm 的 镀 锌 钢管 ， 管 径 较 小 、 压 力 较 低 的 焊接 钢管 
聚 毛 乙 烯 管 和 带 螺 纹 的 阀门 与 管道 的 连接 等 。 

(2) 法 兰 连接 

管道 与 阀门 、 管 道 与 管道 、 eet 6.23 所 示 。 法 兰 
连接 包括 上 下 法 兰 、 法 兰 垫 片 和 螺栓 /螺母 三 部 分 。 

@ 法 兰 的 分 类 。 按 照 材质 ， 可 分 为 铸铁 法 兰 、 钢 币 法 站 人 塑料 法 兰 等 ， 按 照 表 面 形 
式 ， 分 为 光滑 面 法 兰 、 凸 四 面 法 兰 ; 信和 分 为 焊接 法 兰 、 螺 纹 法 
兰 等 ， 如 图 6. 24 和 图 6. 25 所 示 。 xs 




















六 经 “ 异 枚 等 多 和 从 

此 

Sh 可 二 出 
交 > 加 i 中 站 朋 四 通 (检查 管 ， 























(g) 45 " 斜 三 通 (h) 45” 促 四 通 人 0 乙 字 管 





























(b) 四 通 (©) 三 通 (d) 弯 头 四 同心 异 径 管 (t) 管 贸 
图 6.21 给 水 铸铁 管件 图 6.22 排水 铸铁 管件 
. 
- a \ 
ba py py 
< 


图 6.23 法 兰 连接 图 6. 24 焊接 法 兰 图 6.25 螺纹 法 兰 


@ 法 兰 垫 片 。 法 兰 垫 片 是 法 兰 连 接 起 密封 作用 的 材料 。 法 兰 垫 片 的 种 类 很 多 ， 如 橡 
胶 石 棉 垫 片 、 橡 胶 热 片 、 缠 绕 式 垫 片 、 齿 形 垫 片 、 金 属 垫 片 等 。 
067 


< 
建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 





@ 用 于 法 兰 连接 的 螺栓 。 此 类 螺栓 有 单 头 螺栓 和 双 头 螺栓 两 种 ， 其 螺纹 一 般 都 是 三 
角形 公制 粗 螺 纹 。 单 头 螺栓 分 为 半 精 制 和 精制 两 种 ， 双 头 螺栓 多 数 采 用 等 长 双 头 精制 螺 
栓 。 螺 母 分 为 半 精 制 和 精制 两 种 ， 按 螺母 形式 又 分 为 a 型 和 b 型 两 种 。 半 精制 单 头 螺栓 多 
采用 a 型 螺母 ， 如 图 6. 26 所 示 。 精 制 双 头 螺栓 多 采用 b 型 螺母 ， 如 图 6. 27 所 示 。 


@ i 


图 6.26 a 型 螺母 图 6.27 螺母 

















(3) 沟 模 式 连接 “SN 
沟 模式 连接 用 滚 槽 机 或 开 槽 机 在 管材 上 开 tl 套 上 密封 圈 ， 再 用 卡 籍 轩 


a 
定 ， 如 图 6. 28 所 示 。 沟 槽 式 连接 方式 不 仅 用 于 ,| 还 /可 以 用 于 不 锈 钢管 、 铸 铁 管 、 铝 
er 有 料 管材 。 











~ 


(4) 承 插 连接 
玫瑰。 基 过 的 拉 叶 有 五 
胀 性 


水 泥 接口 、 铬 接口 、 沥 青水 泥 接 人 






图 6.28 沟 模式 连接 图 6.29 承 插 连 接 


(5) 焊接 连接 
焊接 连接 是 管道 安装 中 应 用 最 为 广泛 的 一 种 连接 方法 ， 适 用 于 DN 二 32mm 的 焊接 钢 
、 无 缝 钢管 、 铜 管 、 塑 料 管 的 连接 。 
(6) 承 插 粘 接 
承 插 粘 接 适 用 于 UPVC 管 ， 是 采用 黏合 剂 将 承 口 和 插口 黏合 在 一 起 的 连接 方式 。 
(7) 热 熔 连接 
热 熔 连 接 是 当 相同 热塑性 塑料 制作 的 管材 与 管件 连接 时 ,采用 专用 热 熔 机 具 将 连接 部 
位 表面 加 热 ， 连 接 接触 面 处 的 本 体 材料 互相 熔 合 ， 冷却 后 连接 为 一 体 。 热 熔 连 接 分 为 对 接 
式 热 熔 管 连接 、 承 插 式 热 熔 连接 和 电 熔 连接 等 ， 如 PP-R 管 。 

(8) 挤 压 夹 紧 式 连接 

挤 压 夹 紧 式 连接 有 卡 套 式 和 卡 籍 式 。 卡 套 式 连 接 采用 铸 铜 接头 ， 螺 纹 压 紧 ， 可 拆 外 。 
卡 短 连 接 采用 铜 急 压 件 或 不 锈 钢 铸件 ， 卡 籍 采用 紫铜 环 ， 使 用 专用 工具 卡 紧 。 


克 
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常用 的 金属 管 连接 方式 、 塑 料 管 及 复合 管材 连接 方式 见 表 6 -7 和 表 6 -8。 
表 6-7 常用 的 金属 管 连接 方式 
























































钢 管 
E 4 镀 锌 钢管 非 镀 锌 钢管 外 
连接 方式 螺纹 、 法 兰 螺纹 、 法 兰 、 焊 接 承 插 、 法 兰 
表 6-8 常用 的 塑料 管 及 复合 管材 连接 方式 
连接 方式 PE PE-X EE PB UPVC 铝 塑 复合 管 
挤 压 夹 紧 式 连接 可 以 可 以 可 以 可 以 不 可 以 可 以 
热 熔 连接 可 以 不 可 以 可 以 可 以 不 可 以 不 可 以 
承 插 连 接 不 可 以 不 可 以 不 可 以 不 可 以 可 以 不 可 以 
EYE zesa KE 
卫生 器 具 是 用 来 收集 和 排除 生活 及 生产 中 水 的 设备 ， 是 建筑 给 排水 系统 的 
重要 组 成 部 分 。 卫 生 器 具 按 其 用 途 分 为 以 下 ‘ 
(1) 便 溺 用 卫生 器 具 
中 大 便器 。 大 便器 分 为 坐 式 大 式 大 便器 两 种 类 型 。 坐 式 大 便器 本 身 带 有 存 







多 装 设 在 住宅 、 宾 馆 或 其 他 
洗 阀 、 不 带 冲 洗 阅 、 水 箱 冲 
和 低 水 箱 。 足 式 大 便器 广泛 用 于 


水 弯 ， 冲 洗 设 备 一 般 为 低 水 箱 或 冲洗 阀 。 坐 式 
高 级 建筑 内 。 人 弯 和 不 带 存 水 
洗 等 多 种 形式 ， 冲 演 认 下 时 自 闭 冲 洗 


集体 宿舍 、 学 校 、 楼 筹 公共 场所 。 
@ 小 便 锅 多 为 陶瓷 制品 ， 仙 芝 立 式 和 小 便 槽 三 类 。 立 式 小 便器 用 于 标准 
高 的 建筑 中 ， 挂 式 小 便器 在 墙壁 上 ， 多 采用 手动 启 闭 截止 阅 冲 洗 ， 小便 
槽 常用 于 工业 企业 、 公 共 建 筑 和 集体 宿舍 的 男 布 所 ， 多 采用 自动 冲洗 水 箱 通 过 多 孔 管 冲洗 。 

(2) 苯 洗 用 卫生 器 具 

Oz 洗脸 盆 。 洗 脸 盆 一 般 设 置 在 鳃 洗 间 、 浴 室 、 卫 生 间 中 ， 按 形状 有 长 方形 、 三 角形 、 
椭圆 形 等 ， 按 安装 方式 有 挂 式 、 台 式 和 立柱 式 三 种 。 挂 式 洗脸 分 适用 于 一 般 家 庭 ， 立 柱 式 
洗脸 盆 适 用 于 较 高 标准 的 公共 了 卫生间， 台式 洗 脸 盆 在 宾馆 中 应 用 最 为 广泛 。 洗脸 盆 材 质 一 
般 以 陶瓷 为 主 ， 也 有 人 造 大 理 石 、 玻 璃 钢 等 。 

Q@ 鼻 洗 模 。 锰 洗 模 是 设 在 学 校 集体 宿舍 、 车 站 候车 室 、 工 厂 生活 间 等 公共 卫生 间 内 ， 
可 供 多 人 同时 外 洗 的 卫生 器 具 。 锰 洗 模 多 为 长 条 形 ， 有 单 面 、 双 面 两 种 ， 槽 宽 一 般 为 500 一 
600mm， 模 长 在 4. 2m 以 内 可 采用 一 个 排水 栓 ， 超 过 4. 2m 设置 两 个 排水 栓 。 体 洗 槽 多 采用 
钢筋 混凝土 现场 浇筑 、 瓷 砖 或 水 磨 石 贴 面 。 

(3) 沐浴 用 卫生 器 具 

浴盆 由 盆 体 、 供 水 管 、 控 制 混合 水 龙头 、 存 水 弯 等 组 成 。 一 般 用 陶瓷 生铁 、 水 麻石 、 
玻璃 钢 制 成 ， 形 状 有 长 方形 、 正 方形 、 椭 圆 形 等 。 浴 盆 由 设置 的 冷水 管道 和 热 水 管 道 经 混 
合 水 龙头 调整 为 适宜 的 水 温 后 流入 浴盆 内 ， 或 经 淋浴 管道 进入 淋浴 喷头 ， 浴 盆 内 的 水 经 排 
水 栓 引出 的 短 管 与 室内 排水 管道 相连 
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(4) 洗涤 用 卫生 器 具 

串 洗涤 盆 。 洗 涤 盆 装 设 在 厨房 或 公共 食堂 内 ， 供 洗涤 碗 碟 、 蔬 菜 、 食 物 等 使 用 。 洗 
涤 盆 的 材质 多 采用 陶瓷 ,形状 有 长 方形 、 正 方形 和 椭圆 形 。 洗 涤 贫 可 以 设置 冷 、 热 水 龙头 
或 混合 龙头 ， 排 水 口 在 盆 底 的 一 端 ， 口上 设 十 字 栏 栅 ， 卫 生 要 求 严格 时 还 设 有 过 滤器 或 粉 
碎 装 置 等 ， 为 使 水 在 盆 内 停留 ， 备 有 橡皮 或 金属 制 塞 头 。 

回 污水 盆 。 污 水 盆 设 置 在 公共 的 厕所 、 铀 洗 室内 ， 材 质 多 为 陶瓷 、 不 锈 钢 或 玻璃 钢 ， 
污水 池 多 以 水 磨 石 现场 建造 ， 按 设置 高 度 可 分 为 挂 墙 式 和 落地 式 两 类 。 

@ 地 漏 。 地 漏 主要 设置 在 卫生 间 、 浴 室 及 其 他 需要 从 地 面 排水 的 房间 ， 安 装 在 地 面 最 低 
处 ， 一 般 由 铸铁 、 塑 料 制 成 ， 在 排水 口 处 盖 有 算 子 。 地 漏 按 构 造 可 分 为 带 水 封 和 不 带 水 封 两 种 。 


9 室内 消防 水 灭火 系统 


用 水 灭火 是 最 有 效 和 最 经 济 的 方法 之 一 ， 和 
系统 。 建 筑 消防 设备 包括 室内 消火栓 、 水 带 、 水 枪 、 接 沧 器 、 闭 式 喷头 、 报 警 阅 、 水 
流 指示 器 。 




































1. 室内 消火栓 给 水 系统 
室内 消火栓 给 水 系统 主要 由 室内 消 
火 栓 、 水 带 、 水 枪 、 消 防 卷 盘 〈 消 防水 
i 、 水 泵 结合 器 ， 以 及 消防 管道 
、 干 管 、 立 管 )、 水 箱 、 增 压 设 
水 源 等 组 成 ， 如 图 6. 30 所 示 。 
2. 自动 喷 水 灭火 系统 
自动 喷 水 灭 火 系统 装置 是 一 种 在 
发 生火 灾 时 能 自动 打开 喷头 喷 水 灭 火 ， 
同时 发 出 火警 信号 的 消防 给 水 设备 。 
自动 喷 水 灭火 系统 根据 组 成 构件 、 
工作 原理 及 用 途 可 以 分 成 若干 种 基本 形 
图 6.30 设置 消防 友和 水 箱 的 室内 消火栓 给 水 系统 式 。 按 喷头 平时 开 阅 情况 分 为 闭 式 和 开 
1 一 室内 消火栓 ，2 一 消防 坚 管 ，3 一 干 管 ， 4 一 进 户 管 ; 式 两 大 类 。 属 于 闭 式 自动 喷 水 灭火 系统 
5 一 水 表 ; 6 一 旁 通 管 及 阀门 ; 7 一 止 回 间 ，8 一 水 箱 ; ”的 有 湿式 系统 、 干 式 系统 、 预 作用 系 
9 一 水 泵 ;10 一 水 泵 接合 器 ;11 一 安全 阀 统 、 重 复 启 闭 预 作 用 系统 、 自 动 喷 水 - 
泡沫 联 用 灭火 系统 。 属 于 开 式 自动 喷 水 灭火 系统 的 有 水 幕 系 统 、 雨 淋 系 统 和 水 雾 系统 。 
(1) 湿式 自动 喷 水 灭火 系统 
该 系统 在 准 工作 状态 时 报警 阀 的 前 后 管道 内 始终 充满 压力 水 ， 主 要 由 闭 式 喷 头 、 湿 式 
有 民警 阀 组 、 消 防 器 报警 控制 器 、 管 网 及 供水 设施 等 组 成 ， 如 图 6. 31 所 示 。 
(2) 于 式 自动 喷 水 灭 火 系 统 
该 系统 在 准 工作 状态 时 报警 阀 前 的 管道 始终 充满 压力 水 ， 阀 后 管道 内 充 有 压缩 空气 ， 
主要 由 闭 式 喷头 、 管 道 系 统 、 干 式 报警 阀 组 、 消 防 器 报警 控制 器 、 充 气 设备 、 排 气 设备 和 
供水 设施 等 组 成 ， 如 图 6. 32 所 示 。 
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图 6.31 湿式 自动 喷 水 灭 火 系统 Nos 干 式 自动 喷 水 灭火 系统 
1 一 水 池 ， 2 一 水 泵 ;3 一 湿式 报警 闪 组 ， RS 1 一 水 池 ; 2 一 水 泵 ;3 一 干 式 报警 阅 组 ， 
4 一 水 流 指示 器 ;5 一 闭 式 喷头 ， 入 1 一 水 流 指示 只，5 一 闭 式 喷头 ;6 一 高 位 水 箱 ; 
6 一 高 位 水 箱 ，7 一 水 泵 接合 器 ; 7 一 电动 阔 ，8 一 快速 排 气 净 ，9 一 未 端 试 水 装置 ， 
8 一 未 端 试 水 装置 ;9 一 消防 器 报警 控制 中 10 一 消 耽 各 报警 控制 器 ，11 一 水 泵 接合 器 
M 一 驱动 电动 机 小 a 驱动 电动 机 
3. 建筑 消防 设备 
Q) 室内 消炎 Ng 
室内 消火栓 是 Hi 分 为 单间 和 双 阁 两 种 ， 如 图 6. 33 所 示 。 
闪 消 y 出 口 、 双 出 口 和 直角 观 出 口 3 种 ， 双 阀 消火栓 为 双 出 口 。 消 火 栓 进 水 


RN 
口 端 与 消防 立 管 自 连 ， 出 水 口 端 与 水 带 相 连 。 消 火 栓 口 直 径 有 DN50 和 DN65 两 种 。 在 低 
层 建筑 中 较 多 采用 单 阀 单 出 口 消火栓 ， 消 火 栓 口 直径 有 DN50 和 DN65 两 种 ， 对 应 的 水 枪 
最 小 流量 分 别 为 2. 5L/s 和 5L/s。 双 出 口 消火栓 为 DN65， 用 于 每 支 水 枪 的 最 小 流量 不 小 
于 5L/s。 高 层 建 筑 消火栓 一 般 选择 DN65。 

(2) 水 带 

室内 消防 水 带 有 麻 织 、 棉 织 和 衬 胶 3 种 。 衬 胶 的 压力 损失 小 ,但 抗 折 又 性 能 不 如 麻 织 、 棉 
织 。 室 内 常用 规格 有 DN50、DN65 两 种 ， 其 长 度 有 15m、20m、25m 3 种 ， 如 图 6. 33(e) 所 示 。 

(3) 水 枪 

水 枪 是 灭火 的 重要 工具 ,用 铜 、 铝 合金 或 塑料 制 成 ， 作 用 是 产生 灭火 需要 的 充实 水 
柱 。 室 内 一 般 采 用 直流 式 水 枪 ， 喷 口 直径 有 13mm、16mm、19mm 3 种 。 喷 嘴 口 径 13mm 
水 枪 配 DN50 接口 ; 喷嘴 口径 16mm 水 枪 配 DN50 或 DN65 两 种 接口 ;喷嘴 口径 19mm 水 
枪 配 DN65 接口 ， 如 图 6. 33(f) 所 示 。 

(4) 水 泵 接合 器 

水 泵 接合 器 是 消防 车 和 机 动 泵 向 室内 消防 管 网 供水 的 连接 口 ， 水 泵 接合 器 的 接口 直径 
有 DN65 和 DN80 两 种 ,分 为 墙壁 式 、 地 上 式 、 地 下 式 3 种 类 型 ， 如 图 6. 34 所 示 。 
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堵 岂 









(a) 单间 单 出 口 消火栓 (b) 单间 双 出 口 消火栓 (9 双 出 口 消火栓 
: 3 "| 
> f 
(d) 水 龙头 接口 (©) 水 带 《D 水 枪 
图 6.33 消火栓 设备 长 
(9) 墙 刁 式 ) 地 上 式 _、、 加 地 下 式 
J 34 水 权 接 合 器 澈 让 
5) 闭 式 喷头 2 
关于 上 SR tah 所 喷 水 口 、 控 制 器 和 溅 水 盘 组 成 。 
图 6.35 ES 易 熔 合 2 前 芝 lh 





图 6.35 易 熔 合金 闭 式 喷头 

(6) 报警 阀 

报警 闪 的 作用 是 接 通 或 切断 水 源 ; 输送 报警 信号 ， 启 动 水 力 警 铃 ; 
型 包括 湿式 、 干 式 、 雨 淋 阀 、 预 作用 报警 阔 。 图 6. 37 所 示 为 湿式 报警 
式 阀 、 延 迟 器 、 水 力 警 铃 及 压力 开关 等 组 成 。 

(7) 水 流 指 示 器 

水 流 指示 器 如 图 6. 38 所 示 , 其 作用 在 于 当 失火 时 喷头 开启 喷 水 ， 
或 意外 损坏 时 ， 有 水 流 过 装 有 水 流 指示 器 的 管道 ， 则 水 流 指示 器 即 发 出 
到 辅助 电动 报警 作用 。 
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图 6.36 玻璃 球 闭 式 喷头 


防止 水 倒流 。 其 类 


阀 装 置 ， 主 要 由 湿 








或 者 管道 发 生 济 











区 域 水 流 信号 ， 起 


了 室内 给 翰 水 施工 图 的 组 成 


明 、 


况 等 ; 施工 
的 类 型 及 安装 


从 G6 给 排水 安装 工程 施工 图 预算 编制 








图 6.37 湿式 报警 闪 装 置 图 6.38 水 流 指示 器 


6. 2 室内 给 未 工程 放 四 训 汪 
人 


室内 给 排水 施工 图 包括 文字 a Rs 文字 部 分 包括 图 纸 目 录 、 设 计 施工 说 
设备 材料 表 和 图 例 ; 人 

1. 文字 部 分 

(1) 图 纸 目录 


图 纸 目 录 包 括 设计 人 员 Ef Bg’ > 

(2) 设计 施工 说 日 一 

Te My 本 说 明 包括 设计 依据 、 设 计 范围 、 设 计 概 
括 


用 的 尺寸 单位 接 方法 、 防 腐 及 防 结 露 的 做 法 、 卫 生 器 具 


(3) tg 
设备 材料 表 中 列 出 了 图 纸 中 用 到 的 主要 设备 型 号 、 规 格 、 数 量 及 性 能 要 求 等 ， 用 于 在 施 


























工 备料 时 控制 主要 设备 的 性 能 。 设 备 材料 表 主 要 包括 设备 材料 的 序号 、 名 称 、 型 号 规格 、 单 
位 、 数 量 和 备注 等 项 目 ， 施 工 图 中 涉及 的 设备 、 管 材 、 阀 门 、 仪 表 等 均 列 入 该 表 中 。 
(4) 图 例 
《建筑 给 水 排水 制图 标准 》 (GEBVT 50106 一 2010) 规定 了 给 排水 工程 中 常用 的 图 例 ， 见 表 6- 9。 
表 6-9 室内 给 排水 常用 图 例 (GB/T 50106 一 2010) 
名 称 图 例 备 注 名 称 图 例 备注 
用 于 一 张 图 纸 上 | 水桶 
只 有 一 种 管道 接合 器 —< 
一 一 生活 给 水 管 
管道 一 —w 一 | 污水 管 i 一 全 一 了 
a 消防 恰 给 水 管 
一 _zp 一 自动 喷 水 灭火 给 左 为 平面 图 
水 管 十 了 | 和 用 
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续 表 
cm 图 例 备 注 下 康 图 例 备 注 
| wax | bP | re 
巷 上 网 | -< 万 — 

一 一 圆 形 地 漏 BD- 了 左 为 平面 图 

止 回 阅 | 右 为 系统 图 

= = 左 为 平面 图 
减 压 韶 一 三 一 左 高 有 低 清扫 品 一 6 二 和 全 
证 一 ee 
左 为 S 形 存 水 
延 时 自 闭 内 H 存 水 林 楷 ; 右 为 P 形 存 
水 栖 

国 左 为 单 球 
可 曲 挠 接头 | 一 0 一 ”400 万 为 大 于 SS 二 要 
水 流 指 示 器 | 一 中 一 洗 [ 中 为 挂 式 

下 为 台式 

pp 白色 为 开启 面 

类 检 | CB | FE 
| 右 为 系统 图 

室内 消火栓 左 为 平 本 浴盆 中 ) 

( 双 出 口 ) 区 0 RS 
柔性 防水 变 撤 PE 上 为 足 式 
套 管 | 4 二 下 为 华 式 
i 区 左 为 平面 图 Sr i 
二 后 “ 居 右 为 系统 图 条 /站 … 小 便器 NW7 > 
刚性 防水 污水 池 区 | 
套 管 

J 到 全 几 Re 五 为 成 而 

i 1 | 右 为 茧 菇 形 
愿 应 也 
冲 守 和 0 金属 软 管 hn 

角 内 

“" | FT 

室外 消火栓 po _ 

未 端 让 水 | ”@ 站 左 为 平面 图 
装置 右 为 系统 图 小 便 村 Tef 

xX 为 管道 类 别 | i 
L 为 立 管 了 s 
XL-1 | XL-l 湿式 报警 阀 ® 和 
管道 立 管 [一 1 为 编号 为 系统 图 
左 为 平面 图 _ 
右 为 系统 图 弹 策 安全 间 

水 表 自动 记录 - 

CO 流量 计 pa 
注 ， 卫 生 设备 图 例 也 可 以 建筑 专业 资料 图 为 准 。 


长 6 四 





2. 图 示 部 分 
(1) 平面 图 
平面 图 表明 建筑 物 内 与 给 排水 有 关 的 建筑 物 轮廓 、 定 位 轴线 及 尺寸 线 ; 卫生 器 具 、 水 
箱 、 水 泵 等 设备 的 平面 布置 及 平面 定位 尺寸 ; 给 水 引入 管 和 污水 排出 管 的 平面 布置 、 平 面 
定位 尺寸 、 管 径 及 管道 编号 ; 给 排水 横 干 管 、 立 管 、 横 支管 的 位 置 、 管 径 及 立 管 编号 。 

(2) 系统 图 

系统 图 表明 管道 的 空间 走向 和 布置 情况 ; 管道 的 管 径 、 标 高 、 坡 度 、 坡 向 及 系统 编号 
和 立 管 编号 ; 各 种 设备 〈 包 括 水 泵 、 水 箱 、 水 加 热 器 等 ) 的 接管 情况 、 设 置 位 置 和 标高 、 
连接 方式 及 规格 ; 管道 附件 的 种 类 、 位 置 、 标 高 ; 排水 系统 通气 管 设置 方式 、 与 排水 立 管 
之 间 的 连接 方式 、 伸 项 通气 管 上 通气 帽 的 设置 及 标高 。 

(3) 详 图 

通过 以 上 图 纸 和 说 明 还 无 法 表达 清楚 详细 卫生 器 具 的 安 4 还 需要 施 
工 详 图 来 表示 。 NN 


REE 宝 m 给 排水 施工 图 的 表示 a 


1. 平面 图 的 表示 方法 


中 平面 图 的 比例 。 i i 
四 平面 图 的 数量 。 Fn ne ee 杂 程 度 而 定 ， 对 于 多 层 建筑 
芝 平 面 


物 来 说 ， 人 也 面 以 上 和 






























por eer g 层 平面 图 还 应 将 埋设 在 地 沟 内 的 
管道 表示 出 来 ， 宜 单 委 给 河 ， 即 底层 平面 图 般 应 分 层 抄 绘 ， 若 楼 层 的 卫生 
调和 和 过 绘制 相 个 平面 图 ， 即 标准 层 平面 图 。 

i 由， way 名 与 建筑 施工 图 一 致 ， 一 般 只 需 抄 绘 房屋 的 寺 
、 柱 子 、 门 兴 酒 、 楼 梯 等 主要 部 分 ， 且 用 细 实 线 表示 。 


@ 室内 给 排水 的 各 种 管道 ,不论 管 径 大 小 , 均 用 粗 单线 表示 。 水 平 管 、 倾 斜 管用 其 
单线 条 的 水 平 投影 表示 ; 当 管 道 交 叉 时 ， 位 置 较 高 的 管道 可 直线 通过 ， 位 置 较 低 的 管道 在 
交叉 投影 处 要 断 开 表示 ; 垂直 管道 在 平面 图 上 用 圆圈 表示 。 

2. 系统 图 的 表示 方法 

中 管道 在 系统 图 上 的 表示 。《 建 筑 给 水 排水 制图 标准 》 (GB/T 50106 一 2010) 规定， 
给 水 排水 系统 图 宜 用 45 正面 斜 轴 测 投影 法 绘制 ， 左 右 方向 的 管道 用 水 平 线 表 示 ， 上 下 走 
向 的 管道 用 竖 线 表示 ,前 后 走向 的 管道 用 45° 斜 线 表示 。 

@ 管道 标高 的 表示 。 管 道 系统 图 中 标注 的 标高 是 相对 标高 ， 以 建筑 标高 士 0. 000m 
为 士 0. 000m。 在 给 水 系统 图 中 ， 标 高 以 管 中 心 为 准 ; 在 排水 系统 图 中 ， 标 高 以 管内 底 
为 准 。 标 高 的 单位 为 m。 

@ 管道 坡度 的 表示 。 管 道 的 坡度 宜 在 管道 旁边 或 引出 线 上 标注 ， 如 ;一 0.003， 数 字 
下 面 的 单 边 箭 头 表示 坡 向 〈 指 向 下 坡 的 方向 ) 。 

@ 管 径 的 表示 。 管 道 的 管 径 一 般 标 注 在 该 管 段 的 旁边 , 标注 位 置 不 够 时 ， 可 用 引出 
线 引 出 标注 。 室 内 给 排水 管道 标注 : 公称 直径 用 DN 表示 ,公称 外 径 用 De (或 dn) 表示 。 
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管道 各 管 段 的 管 径 要 逐 段 标 出 ， 当 连续 的 管 段 都 相同 时 ， 可 以 仅 标注 它 的 始 段 和 末 段 ， 中 
间 段 可 省 略 不 标注 。 

3. 详 图 的 表示 方法 

安装 详 图 的 比例 较 大 ， 必 须 按 照 施 工 安装 的 需要 表达 得 详尽 、 具 体 、 明 确 ， 一 般 都 用 
正 投影 的 方法 绘制 ， 设 备 的 外 形 可 以 简单 画 出 ， 管 道 用 双 线 表示 。 





EE 空 内 给 排水 施工 图 的 识 读 


识 读 给 排水 施工 图 时 ， 首 先 查 看 设计 施工 说 明 ， 然 后 分 别 阅读 给 水 和 排水 施工 图 ， 把 
平面 图 和 系统 图 对 照 起 来 看 ， wa 具体 的 步 
又 包括 以 下 几 点 。 

@ 看 文字 部 分 ， 明 确 设计 要 求 ， 了 解 工程 概况 。 


@ 看 平面 图 ， 查 明 建筑 物 情况 及 主要 用 水 房间 。 
@ 给 排水 平面 图 的 识 读 。 平 面 图 的 识 读 主要 包 
A. 查 明 卫生 器 具 、 给 排水 设备 、 SN 本 安装 位 置 、 定位 尺寸 。 


B. es 

C. 查 明 给 排水 干 管 、 立 管 、 横 支管 和 与 走向 ， 
@ 给 排水 系统 图 的 识 读 。 系 统 图 
A. 了 解 室内 给 水 系统 的 形式 aa 标高 、 管 道 直径 及 其 变化 


tne MANN i na 
B. 了 解 室 内 排水 系统 的 知 永 体制 ， 明 确 排水 空间 走向 、 管 路 分 支 情况 、 管 径 


尺寸 、 横 管 的 坡度 、 管道 痛 闭 分 的 标高 、 存 水 式 、 暖 通 设备 设置 情况 、 弯 头 及 三 通 























的 选用 等 。 给 
OCT 

将 整个 给 排水 系 综 的 来 龙 去 脉 及 对 施工 安装 的 具体 要 求 搞 清末 

@@ 了 解 管道 支 吊 架 形式 及 设置 要 求 ， 开 清楚 管道 油漆 、 涂 色 、 保 温 及 防 结 露 等 要 求 。 


6. 3 预算 定额 及 施工 图 预算 编制 


中 给 排水 管道 安装 定额 及 工程 量 计算 规则 


1. 安装 定额 

执行 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》(HA02 -31 一 2016) 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 
暧 、 燃 气 工程 »。 给 排水 管道 定额 是 按 室内 和 室外 管道 及 材料 的 种 类 、 连 接 方 式 编制 的 。 
使 用 时 注意 区 分 室内 和 室外 。 
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第 十 册 定 额 适用 范围 : 新 建 、 扩 建 和 改建 项 目 中 ,生活 用 给 排水 、 燃 气 、 采 暖 热源 管 
道 及 附件 配件 安装 和 小 型 容器 制作 安装 。 

2. 管道 界限 划分 

(1) 给 水 管道 的 界限 

@ 室内 管道 与 室外 管道 界限 。 以 建筑 外 墙 皮 1. 5m 为 界 ， 入 口 处 设 阀门 
者 以 阀门 为 界 。 

@ 室外 管道 与 市 政 管道 界限 。 以 水 表 井 (计量 表 ) 为 界 ,无 水 表 井 者 【建筑 管道 
以 与 市 政 管道 碰头 点 处 为 界 。 

(2) 排水 管道 的 界限 

串 室内 管道 与 室外 管道 界限 。 以 出 户 第 一 个 排水 检查 井 为 界 〈 若 图 中 未 标 检查 井 ， 
以 外 墙 皮 1. 5m 为 界 ) 。 

@ 室外 管道 与 市 政 管 道 界 限 。 以 碰头 井 为 界 。 


(3) 与 设 在 建筑 物 内 的 水 泵 房 〈 间 ) 的 管道 界限 SN 





以 泵 房间 外 墙 皮 为 界 。 

3. 计算 规则 NSD 

A 

@ 计算 顺序 。 先 干 管 ， 后 支管 ，4 生计 . 

@ 计算 规则 。 包 括 下 述 内 容 NA 

A. 区 分 室内 外 ; 区 分 管材 ; 痉 难 公称 直径 DN; 区 
计 ， 定 中 全 管 ， 负 和， 入 NS 人 复合 人 


称 直 径 表示 。 5 NS 
攻 ane ~ 

加 以 体积 计算 的 为 “ms ”;， 回 以 面积 计算 的 为 “m2z”; 图 以 长 度 计算 的 为 “m”;， 图 以 
质量 计算 的 为 “t”; 回 以 台 ( 套 或 件 ) 计算 的 为 “ 台 ( 套 或 件 )”。 






方式 ; 区 分 密封 材料 ， 以 m 
称 外 径 表 示 ， 其 他 管道 均 按 公 


汇总 工程 量 ， 其 准确 度 取 值 为 : mm 、m: 、m 以 下 取 2 位 ; t 以 下 取 3 位 ; 台 ( 套 或 
件 ) 取 整 数 ， 小 数 按 四 舍 五 人 法 取舍 。 

B. 水 平 敷 设 的 管道 在 平面 图 上 按 比 例 量 测 ;垂直 敷设 的 管道 ， 在 系统 图 中 结合 标高 计 。 

C. 管件 、 阀 门 、 附 件 (包括 器 具 组 成 ) 及 井 类 等 所 占 长 度 均 不 扣除 。 

4. 管道 定额 使 用 说 明 

以 下 所 述 定额 内 容 参见 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》(HA02 -31 一 2016) 第 十 册 
《给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》。 

给 水 的 水 压 试验 和 排水 的 灌水 试验 均 已 包含 在 定额 中 ,不 得 另行 计算 。 

@@ 管件 。 管 道 定 额 中 均 已 包括 相应 管件 的 安装 费用 。 各 种 管件 数量 系 综合 取 定 ， 执 
行 定 额 时 ,成 品 管件 数量 可 依据 设计 文件 及 施工 方案 或 参照 第 十 册 定 额 附录 “管道 管件 数 
量 取 定 表 ” 计 算 , 定额 中 其 他 消耗 量 均 不 做 调整 。 

定额 管件 含量 中 不 含 与 螺纹 阀门 配套 的 活 接 、 对 丝 ， 其 用 量 含 在 螺纹 阀门 安装 项 目 中 。 
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排水 管道 已 包括 管件 及 止 水 环 的 安装 ， 其 管件 综合 取 定 ， 管 件 系数 内 不 包括 止 水 环 、 
透气 帽 的 用 量 ， 发 生 时 按 实际 数量 另 计算 材 料 费 。 

@ 钢管 焊接 安装 项 目 中 均 综 合 考虑 了 成 品 管件 和 现场 爆 制 弯 管 、 摔 制 大 小 头 、 挖 眼 三 通 。 

团 支架 。 管 道 安装 项 目 中 ， 除 室内 直 埋 塑料 给 水 管 项 目 中 已 包括 管 卡 安装 外 ， 均 不 
包括 管道 支架 、 管 卡 、 托 钓 等 制作 安装 。 室 内 直 埋 塑料 管道 是 指 敷 设 于 室内 地 坪 下 或 墙 内 
的 塑料 给 水 管 段 ,包括 冲压 隐蔽 、 水 压 试验 、 冲 洗 及 地 面 划 线 标示 等 工作 内 容 。 

@@ 套 管 。 管 道 穿 墙 、 楼 板 套 管制 作 安装 、 预 留 孔洞 、 堵 洞 、 打 洞 、 溺 模 等 工作 内 容 
发 生 时 ， 应 按 第 十 册 定 额 第 十 一 章 相 应 项 目 另 行 计算 。 

@ 焊接 钢管 (螺纹 连接 ) 执行 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 项 目 。 

@ 室内 柔性 铸铁 排水 管 〈 机 械 接口 ) 按 带 法 兰 承 口 的 承 插 式 管材 考虑 。 

@ 塑料 管 〈 热 熔 连 接 ) 公称 外 径 Del25 Re 虑 。 
































考 
@ 雨水 斗 安装 执行 第 十 册 定 额 第 六 章 相应 项 目 。 
TOO 
TERRY 、 绝 热 工程 )。 
Dom, Nl. 
Me 因 工 程 需要 而 发 生 且 非 正常 情况 下 的 
管道 水 压 试验 。 管 道 安装 定额 中 已 经 包 求 的 水 压 试验 ， 不 得 重复 计算 。 
加 管道 的 消毒 和 冲洗 定额 ， 适 NO 
和 行 《河南 省 市 驳 亿 程 预算 定额 )。 
加 钢管 沟 档 连接 适用 谷 、 焊 接 钢管 及 锯 角 铝 管 等 沟 模 连 接 的 管道 安装 。 不 
锈 钢管 、 铜 管 、 复 合 管 鲍 多 档 连 接 ， 可 参照 执 往 。 
四 钢 塑 复合 安 奖 适用 于 内 涂 塑 、 内 外 塑 、 外 履 塑 内 衬 塑 复合 管道 安装 。 
加 室外 a 各 有 水 源 管道 的 碰头 连接 ， 如 已 有 水 源 管道 
已 做 预 留 接 吕 NN 处 执行 相应 安装 项 目 。 
加 无 颖 管 (焊接 ) 按 钢管 (焊接) 计 取 ， 区 分 室内 和 室外 ， 按 内 径 计 取 。 
加 安装 定额 基价 属于 未 完全 单价 ， 未 包括 管道 本 身价 格 ， 管 道 必 于 未 计价 材 ， 在 定额 中 用 
( ) 表示 。 未 计价 材 价格 〈 主 要 材料 ) 一 (与 定额 单位 一 致 的 ) 工 程 量 X 定 额 含量 X 单 价 。 
常用 管材 接头 零件 含量 见 表 6 -10 一 表 6- 13。 
表 6-10 室内 塑料 给 水 管 ( 热 熔 ) 管件 单位 : 个 /(10m) 
公称 外 径 (mm) 







































材料 名 称 
2 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 
= 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 2.32 | 1.96 | 0.96 | 1.54 | 0.67 | 0.43 
四 通 一 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 
弯 头 8.69 | 2.14 | 2.87 | 2.9 | 2.31 | 2.37 | 2.61 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 
直接 头 | 2.07 | 3.99 | 2.72 | 2.13 | 1.60 | 1.07 | 1.05 | 0.76 | 0.76 一 一 
异 径直 接头 | 一 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 


















































表 6-11 室外 塑料 给 水 管 ( 热 熔 ) 管件 单位 : 个 /(10m) 
公称 外 径 (mm) 
32 40 50 63 T5 9 | 10|15 | 160 | 200 | 250 | 315 








材料 名 称 





三 和 0.20 0.20 0.18 0.18 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0. 12 0.12 





弯 头 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 








异 径直 接头 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 


转换 件 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 


0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 





直接 头 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.80 180 | 1.80 














































合计 


单位 : 个 /(10m) 






























三 通 

弯 头 3.61 

直接 头 1.04 
异 径直 接头 1.60 

转换 件 1.12 

合计 9. 82 











NO son 室内 塑料 排 ( 粘 接 、 螺 母 密封 图 ) 管件 单位 ; 个 /(10m) 























公称 外 径 (mm) 

材料 名 称 
50 75 [| ww | 160 200 250 
三 j 1.09 2.85 4. 27 2.36 2.04 0. 50 
四 通 0. 13 0. 24 全 这 0.05 0.02 
弯 头 5. 28 B62 3. 93 127 71 1.60 
管 箱 0.07 0.16 0.13 Oil 0.08 0.05 
异 径 管 + 0.16 0. 30 0.34 0.22 0.18 
立 检 管 0. 20 1.96 0. 77 0.21 0. 09 一 
伸缩 节 0. 26 2.07 1. 92 1.49 0.92 一 
合计 6. 90 8.85 11. 56 5. 95 S11 和 .35 




















【 例 6-1】 某 室内 给 排水 施工 图 如 图 6. 39 所 示 , 求 : (1) 给 水 管道 DN20 的 工程 量 ; 
(2) 综合 单价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 (已 知 镀 锌 钢管 DN20: 20 元 /m， 
管件 5 元 /个 ) 。 
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400 300_400 ，450 nm 


T 


6500 














| 于 


给 水 平面 图 SS 
党 





(b) 排水 系统 图 
图 6.39 给 排水 施工 图 


解 : (1) 工程 量 计算 。 
室内 给 水 镀 锌 钢管 DN20 (螺纹 连接 ) 计算 如 下 。 





水 平 : [1.5 十 0. 12 十 0. 4 十 0. 3 十 0.4 十 0.45 十 0.4 十 0.2 十 (0.6 一 0. 12) 十 (0.5 一 0.12) 十 
0. 4 十 0.2]m 王 5.23m 

紧 直 :，[(1. 20 十 1. 00) 十 (2. 20 一 1. 20) 十 (1. 20 一 0. 90)]m 一 3. 50m 

合计 : 5. 23m 十 3. 50m 一 8. 73m 

(2) 查 定 额 10-1-13， 得 

综合 单价 一 491. 70 元 

人 工 费 二 0. 873X224. 33 一 195. 84( 元 ) 

材料 费 一 0. 873X9.00 十 0. 873X9. 91X20 十 0. 873X12. 10X5 一 233. 70( 元 ) 

机 械 费 二 0. 873X2.86 一 2. 50( 元 ) 

管理 费 一 0. 873X45. 14 一 39. 41( 元 ) 
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利润 二 0. 873X23. 20 一 20.25( 元 ) 
综合 工 日 二 0. 873X1.74 一 1.52( 工 日 ) 


EE 管道 除 履 、 刷 油 、 绝热 定额 及 工程 量 计算 规则 


1. 定额 

执行 第 十 二 册 定 额 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》。 

适用 范围 : 本 册 定 额 适用 于 新 建 、 扩 建 和 改建 项 目 中 的 设备 、 管 道 、 金 属 结构 等 的 刷 
油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 。 回 喧 % 回 

说 明 : 在 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》 中 作为 独立 的 清单 项 目 
使 用 ， 有 自己 的 清单 项 目 编码 。 


(1) 除 锈 工 程 【管道 除 锈 、 刷 
中 手工 除 锈 。 分 为 轻 锈 、 中 锈 ; 定额 见 P. 23/12 -> RQ 2-1-2 油 、 绝 热 】 


(管道 )。 
@ 管道 支架 除 锈 。 按 “一 般 钢 结构 ” nti. pe! -5~12-1-6。 




















(2) 刷 油 工程 六 
@ 管道 刷 油 。 定 额 见 P. 40/12 - M3/12 -2 -23 (主要 指 钢管 ) 。 


@ 铸铁 管 。 定 额 见 P. 61/12 12-2—125。. 

@ 管道 支架 。 按 “一 般 钢 结 行 ， 定额 见 P.4 -49~12 -2-71, 

@ 保护 层 刷 油 。 玻璃 多 和 手 铬 见 P.67/12 2x2- 作 -2 - 165。 

(3) 绝热 工程 Wk 

GD 硬 制 瓦 块 额 见 a 适用 于 珍珠 岩 、 晤 石 、 微 孔 
硅 酸 钙 。 季 竹 


Df ( 管 壳 ) 。 定 额 见 P. 197/12 -4-65~12 -4-84， 岩 棉 管 壳 。 

@ 秸 类 制品 。 定 额 见 P.215/12 -4-141 一 P.219/12 -4-160, 适用 缝 秸 、 带 网 带 布 
制品 、 黏 结 成 品 。 

@ 聚氨酯 泡沫 塑料 〈 瓦 块 )。 定 额 见 P. 206/12 -4 -104 一 P. 210/12 -4-123。 

(4) 保护 层 安 装 

定额 见 P. 269/12 -4 -380 一 P. 272/12 -4 一 397。 

(5) 相关 费用 

安装 与 生产 同时 进行 。 定 额 见 P. 534/12 -13 - Hal 。 

在 有 害 身体 健康 的 环境 中 施工 。 定 额 见 P. 534/12 -13 - Ha2。 

2. 工程 量 计算 规则 

(1) 计量 单位 

名 管道 除 锈 刷 油 。 以 管道 外 表面 面积 “m:” 为 计量 单位 。 

回 管道 绝热 。 以 绝热 材料 的 体积 “m*” 为 计量 单位 。 

@ 管道 支架 除 锈 刷 油 。 以 “kg” 为 计量 单位 。 

以 t 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 3 位 数字 ,第 4 位 小 数 四 舍 五 人 ; 以 m、m、m’、kg 
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为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 2 位 数字 ， 第 3 位 小 数 四 舍 五 人 ; 以 台 、 个 、 件 、 套 、 根 、 组 

(2) 工程 量 计 算 

QO 管道 除 锈 刷 油 工程 量 。 计 算 公 式 为 S 二 xXDXL。 式 中 ,DD 表示 管道 直径 (外 径 ); 
工 表示 管道 长 度 。 

@ 管道 绝热 工程 量 。 计 算 公 式 为 V=rX(D+1.036) X1.036XL。 式 中 , D 表示 直 
径 ，m; 9 表示 绝热 层 厚度 ，m; L 表示 管道 长 ，m。 

2 保护 层 工程 量 。 计 算 公 式 为 S=rX(D 十 2.16) XL。 

管道 支架 除 锈 刷 油 工程 量 。 计 算 公式 为 G= 管 道 支架 制作 安装 量 (kg) 。 

人 在 有 害 身体 健康 的 环境 中 施工 按 分 部 分 项 工程 项 目的 综合 
工 日 数 计 ， 以 “100 个 工 日 ”为 计量 单位 。 

3. 二 

外 刷 油 定额 。 按 就 地 刷 〈 喷 ) 油 考 虑 ， 若 实际 工 
工 费 X0.45 (上 暖气 片 除外 )。 如 安装 前 集中 喷涂 
料 乘 以 系数 1. 16， 增 加 喷涂 机 械 电 动 空气 压 








集中 刷 油 后 安装 时 ， 人 
油 子 目 人 工 乘 以 系数 0.45， 材 
/inin (其 台 班 消耗 量 同调 整 后 的 合 







计 工 日 消耗 量 ) 2 
@ 绝热 定额 。 按 先 安装 管道 后 芒 若 实 际 工程 采用 先 绝热 后 安装 管道 ， 人 
工 费 X0.9。 


加 保护 层 定额 ， A xa 


装 ， 人 工 费 X0.9。 


@ 标志 色 环 等 零 se 相应 定 
度 增加 强 、 中 Wh a 按 册 说 明 
Www 


pn 6-14 一 表 6-18。 


表 6-14 水 煤气 管 (焊接 钢管 、 镀 锌 管 ) 单位 ， mm 



































表 6-15 铸铁 给 水 管 单位 ， mm 
DN | 50 80 100 125 | 150 | 200 250 300 
外 径 | 66 98 118 144 | 170 | 222 274 326 
表 6-16 铸铁 排水 管 单位 : mm 
DN 50 100 150 125 
外 径 58 109 160 133 
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表 6-17 UPVC、PP -R 给 水 塑料 管 单位 ， mm 
DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 65 80 100 
外 径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 75 90 110 
表 6-18 PVC-U 排 水 塑料 管 单位 ， mm 
DN | 50 | 75 | 100 | 150 
外 径 | 50 | 75 | 110 | 160 





【 例 6-2】〗 某 焊接 钢管 DN50， 全 长 180m， 银 粉 两 道 ， 求 其 刷 油 工程 
综合 单价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 和 利润 ( 红 丹 漆 12 无 /kg， 银 粉 26 元 /kg)， 
本 题 精确 度 至 小 数 点 后 两 位 。 

解 : 工程 量 一 rXDXL=3.14X0.06mX180m 一 33. 3.391(10m2 ) (DN50 钢管 
外 径 王 60mmy) < 
查 定额 12-2-1、12-2-2, 得 外 


综合 单价 一 344,. 16 元 


人 工 费 , 一 3.391X (24. 70 十 24.70) 
材料 费 , 一 3. 391X(0. 83 十 0. 二 47 十 1. 30) X12 二 118. 04( 元 ) 





机 械 费 , 一 3. 391X0 一 0( 元 ) 

管理 费 ,二 3. 391X(5. 人 Ro 73( 元 ) 
利润 ,一 3. 391X ( 3) 一 19. 87( 元 ) 
综合 工 日 | 二 3 22 十 0. 22) 六 






查 定 额 12 一 P12 -2-23, 和 4 并 

综合 单 re 元 用 

人 工 费 ,二 86%391X(23.75 十 22. 91) 一 158.22( 元 ) 

材料 费 ,二 3. 391 XX (1. 22 十 0. 81) 十 3.391X (0. 67 十 0. 63) X26 二 121. 50( 元 ) 
:一 3. 391X0 一 0( 元 ) 

. 391X(5. 45 十 5. 19) 一 36. 08( 元 ) 

利润 ,二 3. 391X(2. 80 十 2. 67) 二 18. 55( 元 ) 

综合 工 日 ,二 3. 391X(0. 21 十 0. 20) 王 1. 39( 工 日 ) 

和 

















合 单价 一 综合 单价 ,十 综合 单价 ;一 344. 16 十 334. 35 一 678. 51( 元 ) 
类 志 二 大 寺 闪 汪汪 二 1 52 十 158. 22 一 325. 74( 元 ) 
材料 费 一 材料 费 , 十 材料 费 , 一 118. 04 十 121. 50 一 239. 54( 元 ) 
机 械 费 一 机 械 费 , -| 
管理 党 二 管理 费 1 十 管理 费 , 二 38. 73 十 36.08 一 74. 81( 元 ) 
利润 二 利润 | 十 利润 ,一 19. 87 十 18.55 一 38. 42( 元 ) 
综合 工 日 二 综合 工 日 | 十 综合 工 日 ,二 1.49 十 1. 39 一 2. 88( 工 日 ) 
【 例 6-3】 某 室外 无 缝 管 D133X4， 长 1000m (61 元 /m， 管件 6 元 /个 )， 按 人 工 除 轻 
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锈 ， 红 丹 漆 一 道 (12 元 /kg)， 岩 棉 瓦 块 绝热 ， 厚 50mm (200 元 /ms); 玻璃 丝 布 保护 层 
(2.5 元 /m2)， 外 刷 沥 青 漆 两 道 (3 元 /kg)， 求 该 工程 的 全 部 综合 单价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 
机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 、 综 合 工 日 数 ( 含 管道 安装 及 脚手架 费用 ) 。 

解 : (1) 管道 安装 

工程 量 二 100(10m) 

查 定额 10-1-29， 得 

综合 单价 | 二 101162 元 

人 工 费 二 100X213.05 二 21305( 元 ) 

材料 费 ,二 100 X18. 88 十 100 X10. 00X61 十 100X0.67X6 二 63290( 元 ) 

机 械 费 | 二 100 X93. 79 二 9379( 元 ) 

管理 费 ,二 100X47. 48 一 4748( 元 ) 

利润 | 二 100 X24. 40 一 2440( 元 ) 性 


综合 工 日 | 二 100 X1.83 二 183( 工 日 ) 


查 定额 12-1-1， 得 
综合 单价 ,二 2104. 81 元 


(2) 除 锈 A 
工程 量 S=xXDXL=3.14X0.133X os m2) 一 41.762(10m2) 








利润 ,一 41.762X4 NS 
(3) mi / 
工程 量 S< 和 1. 762(10m7) 


查 定额 12-2-1， 得 

综合 单价 ;二 2163, 68 元 

人 工 费 ; 一 41.762X24.70 一 1031. 52( 元 ) 

材料 费 ;, 一 41.762X0. 83 十 41.762X1.47X12 一 771. 34( 元 ) 

机 械 费 ; 一 41.762X0 一 0( 元 ) 

管理 费 ; 一 41.762X5.71 一 238.46( 元 ) 

利润 ;二 41.762X2. 93 二 122. 36( 元 ) 

综合 工 日 ;一 41.762X0. 22 一 9. 19( 工 日 ) 

(4) 绝热 

工程 量 V 一 rX (也 十 1.036) X1.036 XL=3.14X(0.133 十 1.03X0.050)X1.03X 
0. 050 X1000=29. 84(m’) 

查 定额 12-4-70， 得 

综合 单价 ,二 14551. 78( 元 ) 

人 工 费 ,二 29. 84X183.38 二 5472. 06( 元 ) 
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材料 费 ,二 29. 84X15. 43 十 29. 84X1.03X200 一 6607.47( 元 ) 

机 械 费 ,二 29. 84X20. 40 一 608. 74( 元 ) 

管理 费 ,二 29. 84X41. 25 一 1230.90( 元 ) 

利润 , 二 29. 84X21. 20 一 632. 61( 元 ) 

综合 工 日 ,一 29.84X1.59 一 47. 45( 工 日 ) 

(5) 保护 层 安装 

工程 量 S 二 xX(D 十 2.16)XL=3.14X(0.133 十 2. 1X0.050)X1000 
一 747. 32(m’)=74.732(10m’) 

查 定 额 12 -4-380， 得 

综合 单价 ;一 68220. 05 元 

人 工 费 ;一 74.732X42.75 一 3194. 79( 元 ) 

材料 费 ; 一 74.732X0. 16 十 74.732X14.000X2.5 一 2627， 惟 

机 械 费 ; 一 74.732X0 一 0( 元 ) NN 

管理 费 ; 二 74.732X8. 82 二 659. 14( 元 ) 将 - 

利润 ;一 74.732X4.53 一 338. 54( 元 ) 

综合 工 日 ;二 74.732X0. 34 一 25. "RS 

(6) 保护 层 刷 油 

工程 量 S 二 74. 732(10m’) 


查 定额 12 -2 - 162、 -> x 

综合 单价 ;二 17254. 87 妨 久 六 

人 工 费 ;二 74.732X%28. 66. 59) 一 10843. 

材料 费 ;二 74. et 中 20 十 3.85)X3 一 2653. 73( 元 ) 


wa (元 ) 性 
管理 费 ， 32X (17. 90 十 15. 31) 二 81. 85( 元 ) 


利润 * 一 74. 732X (9.20 十 7.87) 一 1275. 68( 元 ) 
综合 工 日 ;二 74.732X (0.69 十 0.59) 一 95. 66( 工 日 ) 
(7) 管道 安装 脚手架 搭 拆 费 

综合 工 日 二 183 工 日 二 1. 83 (100 工 日 ) 

查 定额 10-13- Hal， 得 

综合 单价 ;一 922. 76 元 

人 工 费 ;一 1. 83X152. 43 一 278. 95( 元 ) 
材料 费 ; 一 1. 83X283. 07 一 518. 02( 元 ) 

机 械 费 ;二 1. 83X0 元 二 0( 元 ) 

管理 费 ; 一 1. 83X45.40 一 83. 08( 元 ) 

利润 1 二 1. 83X23. 34 一 42. 71( 元 ) 

姑 合 王 和 7 二 1.83X1 975=3,20( 工 日) 

(8) 刷 油 脚手架 搭 拆 费 

综合 工 日 一 12.53 十 9. 19 十 95. 66 一 117. 38 一 1. 1738(100 工 日 ) 
查 定 额 12 -14- Hal， 得 
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综合 单价 ;二 828. 33 元 

人 工 费 ,二 1. 1738X213. 40 一 250. 19( 元 ) 

材料 费 ,二 1. 1738X396. 30 一 465. 18( 元 ) 

机 械 费 ,一 1. 1738X0 一 0( 元 ) 

管理 费 * 一 1.1738X63.56 一 74. 61( 元 ) 

利润 * 一 1. 1738X32. 67 一 38. 35( 元 ) 

综合 工 日 * 一 1. 1738X2. 45 一 2. 88( 工 日 ) 

(9) 绝热 工程 脚手架 搭 拆 费 

查 定 额 12 -14- Ha2， 得 

综合 工 日 一 47.45 十 25. 41 一 72. 86( 工 日 ) 一 0.7286(100 工 日 ) 


综合 单价 ,一 734.77 元 
人 工 费 ,一 0.7286X304. 85 一 222. 11( 元 ) 伦 
材料 费 ,二 0. 7286 X566.15 二 412. 50( 元 ) NK 
机 械 费 ,一 0. 7286X0 王 0( 元 ) 


管理 费 , 一 0. 7286X90.81 一 66. 16( 元 ) < 














利润 ,一 0. 7286 X46. 67 一 34. 00( 元 ) 
综合 工 日 ,一 0.7286X3. 50 一 2. 55( 工 印 
(10) 清单 项 目 费用 


综合 单价 一 (1) 十 … 十 (6) 一 1 NN 
其 中 : a 六 
和 人 z= Yo Wt 








材料 费 一 (1) 十 … 寸 76097. 96( 元 ) 

和 一 9987. 74( 元 冰 
管理 费 二 NU 十 和 (0 一 9683.26( 亏 欠 、 
利润 一 (TRY 十 (6) 一 4976.24( 元 ) 


综合 工 日 一 (1) 十 … 十 (6) 一 373. 24( 工 日 ) 
单价 措施 费 ( 脚 手 架 搭 拆 党 ) 

其 中 : 
综合 单价 一 (7) 十 (8) 十 (9) 一 2485. 86( 元 ) 
人 工 费 一 (7) 十 (8) 十 (9) 一 751.25( 元 ) 
机 械 费 一 (7) 十 (8) 十 (9) 一 0( 元 ) 
材料 费 一 (7) 十 (8) 十 (9) 王 1395. 70( 元 ) 
管理 费 二 (7) 十 (8) 十 (9) 二 224. 30( 元 ) 
利润 三 (7) 十 (8) 十 (9) 二 115.06( 元 ) 
综合 工 日 一 (7) 十 (8) 十 (9) 一 8. 63( 工 日 ) 















































中 EE 间 门 安装 定额 及 工程 量 计算 规则 


1. 定额 
阀门 安装 定额 是 按 连 接 方 式 编制 的 ,参见 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 》 
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P. 285 一 312。 

2. 工程 量 计算 规则 

按 阀门 种 类 、 连 接 形式 、 公 称 直径 、 是 否 带 短 管 执 行 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

3. 定额 使 用 说 明 

| 螺纹 阀 。 安 装 定额 适用 于 各 种 内 外 螺纹 连接 ( 丝 接 ) 的 阀门 安装 ， 如 闸阀 、 截 止 
阀 ， 只 要 是 螺纹 连接 ， 就 套 螺纹 阀 定额 。 与 螺纹 阀门 配套 的 连接 件 ， 如 设计 与 定额 中 材质 
不 同时 ， 可 按 设计 进行 调整 。 

@ 法 兰 阀 门 。 安 装 定额 适用 于 各 种 法 兰 连 接 阀 门 安装 。 

法 兰 阀门 、 法 兰 式 附件 安装 项 目 均 不 包括 法 兰 安装 ， 应 另行 套用 相应 法 兰 安装 项 目 。 

每 副 法 兰 和 法 兰 式 附件 安装 项 目 中 ， 均 包括 一 个 垫 片 和 一 副 法 兰 螺栓 的 材料 用 量 。 各 
种 法 兰 连接 用 垫 片 均 按 石棉 橡胶 板 考虑 ， en 可 按 实 调整 。 

@ 安全 阀 套 。 相 应 定额 子 目 ,但 其 人 工 费 X2.0。 

@ 除 污 器 。 除 污 器 组 成 安装 适用 于 立 式 、 卧 式 和 oa 单个 除 污 
器 安装 执行 阀门 安装 相应 项 目 人 工 费 X1.2。 SA 

【 例 6-4】 安 全 间 DN50 A21-1.6， 求 其 

定 领子 目 10 -5 一 6 换 


基价 一 75. 23 十 34. 85 一 110. 08( 元 SR 


























人 工 费 一 34.85X2 一 69.70( 元 ) 


区 色情 永志 任 i 
1. 水 表 
(1) 定额 欢 . EA 


i 用 水 量 的 仪表 ， 人 册 定 额 《 给 排水 、 采 上 暧 、 燃 气 工程 》。 其 安 
装 定额 是 按 水 表 的 连接 方式 编制 的 。 参 见 《 河 南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》P, 361 普通 水 
表 安装 (螺纹 连接 )，P. 365 法 兰 水 表 组 成 安装 (无 旁 通 管 )。 

(2) 工程 量 计 算 规则 
区 分 连接 方式 、 区 分 水 表 种 类 、 区 分 公称 直径 DN， 以 “组 ”为 计量 单位 。 

(3) 定额 使 用 说 明 

普通 水 表 、IC 卡 水 表 安 装 不 包括 水 表 前 的 阀门 安装 。 水 表 安 装 定额 是 按 与 钢 
管 连接 编制 的 ， 若 与 塑料 管 连接 时 其 人 工 乘 以 系数 0.6， 材料 、 机 械 消 耗 量 可 按 实 
调整 。 

@ 法 兰 水 表 〈 带 旁 通 管 ) 组 成 安装 中 三 通 、 弯 头 均 按 成 品 管件 考虑 ， 参 见 《 河 南 省 
通用 安装 工程 预算 定额 》。 旁 通 连接 管 所 占 长 度 不 再 男 计 管 道 工程 量 。 

2. 减 压 器 、 疏 水 器 

(1) 定额 

执行 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 ;， 其 安装 定额 是 按 连接 方式 编制 的 。 

减 压 器 安装 见 P. 341 螺纹 连接 ，P. 345 法 兰 连接 。 

玖 水 器 安装 见 P. 349 螺纹 连接 ，P. 351 法 兰 连 接 。 
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(2) 工程 量 计 算 规则 
区 分 连接 方式 、 公 称 直径 DN, 以 “组 ”为 计量 单位 。 
(3) 定额 使 用 说 明 
| 减 压 器 、 牙 水 器 均 按 组 成 安装 考虑 的 ， 政 水 器 组 成 安装 未 包括 止 回 阁 安 装 ， 若 安 
装 止 回 阁 则 执行 阀门 安装 相应 项 目 。 单 独 安装 或 组 成 与 定额 编制 不 符 的 减 压 骨 、 朴 水 器 执 
行 阀门 安装 相应 项 目 。 

加 减 压 器 安装 按 高 压 侧 的 直径 计算 。 





中 水 箱 制 作 安装 定额 及 工程 量 计算 规则 


1. 定额 
执行 《给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 定 额 。 论 

水 箱 制作 参见 P. 556 一 558， 水 箱 安装 见 P. 553 一 AN 

2. 工程 量 计算 规则 AS- 

Qa 钢板 水 箱 制作 。 按 施工 图 所 示 尺 寸 , 不 手 孔 质量 以 “100kg” 为 计量 单 
位 。 法 兰 和 短 管 水 位 计 可 按 相 应 定额 另行 让: 


@ 水 箱 安装 。 按 水 箱 容积 计量 ， 以 作 吾 民 半 计量 单位 。 


@ 工程 量 。 其 计算 公式 为 G(kg) 积 (m’)X 理 论 质量 (kg/m*) 计量 或 按 标准 
图 集 的 设计 型 号 直接 查 取 。 pn 

3. 定额 使 用 说 明 > 

@ 各 种 水 箱 连 接管 道 安装 的 相应 项 目 。 

@ 各 项 水 箱 均 4 ed wh 架 ， 执 行 第 十 册 《 给 排水 、 


TAN ~ - 般 管 道 支架 "次 混凝土 或 砖 支 座 可 按 土建 相应 





oa， 
as 
发 生 ， 可 另行 计算 。 
团 钢板 制作 。 单 价 中 包括 了 钢板 、 型 钢 的 价格 ， 属 完全 单价 ， 不 必 另 计 钢材 价格 。 
回 钢板 水 箱 安装 。 它 适用 于 玻璃 钢 、 不 锈 钢 、 钢 板 等 各 种 材质 ， 不 分 圆 形 、 方 形 ， 
均 按 箱 体 容积 执行 相应 项 目 。 水 箱 安装 按 成 品 水 箱 编制 ， 如 现场 制作 、 安 装 水 箱 ， 水 箱 主 
材 不 得 重复 计算 。 水 箱 消毒 冲洗 及 注水 试验 用 水 按 设计 图 示 容 积 或 施工 方案 计 入 。 组 装 水 
箱 的 连接 材料 是 按 随 水 箱 配套 供应 考虑 的 。 


9 卫生 品 县 审 作 安装 定额 及 工程 量 计算 规则 


卫生 器 具 安 装 项 目 均 参 照 国家 建筑 标准 设计 图 集 《 排 水 设备 及 卫生 器 具 安 装 》 (2010 
合 订 本 ) 中 有 关 标 准 图 编制 的 ， 除 说 明 者 外 ,设计 无 特殊 要 求 均 不 做 调整 。 定 额 执行 第 
十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》。 

总 说 明 如 下 。 

名 各 类 卫生 器 具 安 装 项 目 除 另 有 标注 外 ， 均 适用 于 各 种 材质 。 
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@ 各 类 卫生 器 具 安 装 项 目 包括 卫生 器 具 本 体 、 配 套 附 件 、 成 品 支 托 架 安装 。 
@ 各 类 卫生 器 具 配 套 附件 是 指 给 水 附件 (水 嘴 、 金 属 软 件 、 阀 门 、 冲 洗 管 、 喷 头等 ) 


和 排水 附件 (下 水 口 、 排 水 栓 、 存 水 弯 、 与 地 面 或 墙 面 排水 口 间 的 排水 连接 管 )。 





@ 各 类 卫生 器 具 所 用 附件 已 列 出 消耗 量 ， 如 随 设 备 或 器 具 配 套 供应 时 其 消耗 量 不 得 


重复 计算 。 各 类 卫生 器 具 支 托 架 如 现场 制作 ， 执 行 第 十 册 《 绘 排水、 采暖、 燃气 工程 》 第 


十 一 章 相 应 项 目 。 


@ 与 给 水 管道 的 分 界 点 为 卫生 器 具 ( 含 附件 ) 前 与 管道 系统 连接 的 第 一 个 连接 件 


( 角 阀 、 三 通 、 弯 头 、 管 箱 等 ) 止 。 


盆 四 周 的 支 座 及 其 四 周 的 
另 计 (图 6. 40) 。 


目 
按摩 泵 、 气 泵 等 ) 安装 ,其 循环 管 路 材料 、 配 件 等 均 按 


成 套 供 货 考虑 。 浴 盆 底 部 所 需 填 充 的 干 砂 材料 消耗 量 
另 计 。 


感应 开关 、 脚 踏 开 关 ) 、 供 水 种 类 (冷水 、 冷 热 水 )， 以 “10 组 ” 


与 排水 管道 的 分 界 点 : 自卫 生 器 具 出 口 处 的 地 面 或 墙 面 的 设计 尺寸 算 起 。 
1. 浴盆 和 净 身 盆 安 装 

(1) 定额 

o Ta AS 身 盆 安 装 。 





(2) 工程 量 计 算 规 则 
区 分 浴盆 材料 、 冷 热 水 ， 以 “10 组 ”为 计量 单 人 
(3) 定额 使 用 说 明 

@ 浴盆 定额 中 已 包括 水 龙头 的 安装 ， 但 
@ 定额 中 亦 包括 排水 配件 及 存 水 弯 







名 本 身价 格 ， 属 未 计价 材 。 


团 浴盆 安装 适用 于 各 种 型 咏 








2. 洗脸 盆 和 洗手 盆 安 装 

(1) 定额 

P. 424 一 425， 包括 各 种 洗脸 盆 的 安装 。 

(2) 工程 量 计算 规则 

区 分 安装 方式 ,区 分 单 、 双 嘴 ， 区 分 开启 方式 (手动 开关 、 


图 6.40 浴盆 











为 计量 单位 。 


(3) 定额 使 用 说 明 

中 定额 中 含水 龙头 的 安装 及 其 本 身价 格 。 

@ 定额 中 包括 存 水 弯 及 排水 配件 。 

@ 定额 中 包括 与 给 水 、 排 水 管道 连接 的 人 工 和 材料 。 

四 本 定额 适用 各 种 型 号 的 洗脸 盆 (图 6. 41)。 图 6.41 洗脸 盆 
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@@ 液压 脚 踏 卫生 器 具 安装 执行 相应 定额 ， 人 工 乘 以 系数 1. 3， 
量 另 行 计 算 。 例 如 ,水 嘴 、 喷 头等 配件 随 液压 阀 及 控制 器 成 套 供应 ， 


材料 ， 不 得 重复 计算 。 


液压 脚 踏 装 置 材料 消耗 
应 扣除 定额 中 的 相应 








@ 卫生 器 具 所 用 液压 脚 踏 装置 包括 配套 的 控制 器 、 液 压 脚 踏 开关 及 其 液压 连接 软 管 


等 配套 附件 。 
3. 洗涤 盆 ( 洗 菜 贫 ) 和 化 验 盆 安装 
(1) 定额 
P. 426 一 427， 包 括 各 种 形式 的 洗涤 贫 和 化 验 盆 安 装 。 
(2) 工程 量 计 算 规 则 
区 分 单 、 双 嘴 及 开启 方式 ， 以 “10 组 ”为 计量 单位 。 
(3) 定额 使 用 说 明 
@ 定额 。 其 中 包括 水 龙头 、 存 水 弯 、 排 水 栓 等 的 安装 
@ 化 验 倪 安 装 。 其 中 的 鹅 式 水 嘴 适 用 于 成 品 AN- 
4. 淋浴 器 安装 




















行 计算 其 本 身价 格 。 


(1) 定额 站 
P. 434 一 436 ， a 装 、 成 套 淋 浴 器 安装 


(2) 工程 量 计算 规则 
区 分 材质 ( 镀 锌 管 、 塑 料 管 
计量 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 


a 疾 - 





开启 方式 〈 手 动 、 脚 踏 ) 


(3) 定额 使 用 说 明 Me 
re 六 > 但 未 包括 阀门 价格 ， 
含混 合 


别 计 (图 6.42) 

Sp 水 管 及 固定 支 座 。 
5. 大 便器 安装 “「 
(1) 定额 


6 P. 428 为 路 式 大 便器 安装 ，P. 429 为 坐 式 大 便器 安装 。 


(2) 工程 量 计 算 规则 


区 分 大 便器 形式 〈 蹲 式 、 坐 式 ) ， 冲 洗 方式 〈 瓷 高 水 箱 、 瓷 低 水 箱 、 手 动 开关 、 脚 踏 
开关 、 感 应 开关 、 自 闭 阀 ) 计量 ,以 “10 套 ”为 计量 单位 。 如 图 6.43、 图 6. 44 所 示 。 








= 土 0.000 
立 管 另 计 
图 6.43 高 水 箱 蹲 式 大 便器 图 6.44 低 水 箱 坐 式 大 便器 
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(3) 定额 使 用 说 明 

@ 定额 中 包含 冲洗 管 、 控 制 阅 及 水 箱 进 水 支管 [冲洗 ( 弯 ) 管 按 成 品 考虑 ]。 定 额 中 
已 包括 柔性 连接 头 或 胶皮 硫 ， 

@ 定额 中 包括 存 水 弯 ， 但 须 另 计 排 水 立 管 。 

@ 蹄 式 大 便器 安装 已 包括 了 固定 大 便器 的 执 砖 ， 但 不 包括 大 便器 赚 台 砌 筑 。 

@ 坐 式 大 便器 本 身 带 有 存 水 弯 ， 不 必 另 计 存 水 弯 。 

6. 小 便器 安装 

(1) 定额 

P. 430 一 431， 包括 壁 挂 式 小 便器 安装 、 落 地 式 小 便器 安装 。 

(2) 工程 量 计算 规则 人 
区 分 其 形式 (壁挂 式 、 落 地 式 )、 开 启 方式 (手动 、 WY 计量 ,以 “10 套 ” 


为 计量 单位 。 


(3) 定额 使 用 说 明 将 - 
全 部 铜 活 已 包含 在 定额 中 。 XY 
RS 


7. 大 便 槽 和 小 便 槽 冲洗 水 箱 安 装 


(1) 安装 
OQ 定额 。 x> 

大 便 模 安 装 见 P. 439。 淡 

小 便 槽 安装 见 P. 0 x 

© Te NS 

ep “10 套 ” ti 前 芝 

@ 定额 便 几 说明 

A. 水 箱 托 架 安装 费 包含 在 定额 中 ,但 其 本 身价 格 另 计 。 

B. 水 箱 的 控制 阀门 、 水 龙头 等 包含 在 定额 中 。 

(2) 制作 

a 定额 见 P. 442。 

@ 工程 量 计算 规则 。 

以 “100kg” 为 计量 单位 。 

(3) 定额 使 用 说 明 

水 箱 支 托 架 及 管 卡 的 制作 及 刷 漆 应 按 相应 定额 项 目 另行 计算 。 

8. 小 便 槽 冲洗 管制 作 、 安 装 

(1) 定额 

小 便 槽 冲洗 管制 作 安装 见 P. 449， 如 图 6. 45 所 示 。 

(2) 工程 量 计 算 规 则 

区 分 管材 ， 区 分 公称 直径 DN， 以 “10m” 为 计量 单位 。 ”图 6. 45 小 便 槽 冲洗 管 
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(3) 定额 使 用 说 明 

定额 中 不 包括 控制 阀 及 立 管 ， 需 另行 计算 。 
9. 水 龙头 安装 

(1) 定额 

水 龙头 安装 见 P. 443。 

(2) 工程 量 计算 规则 

区 分 公称 直径 DN， 以 “10 个 ”为 计量 单位 。 
(3) 定额 使 用 说 明 

水 龙头 安装 定额 中 水 嘴 为 未 计价 材 。 

10. 排水 栓 安装 


(1) 定额 
排水 栓 安装 见 P. 444。 


(2) 工程 量 计算 规则 S 
a 组 ”为 计量 单位 。 

(3) 定额 使 用 说 明 

带 存 水 弯 的 定额 子 目 中 ， rat 存 水 弯 定 额 子 目 中 ， 承 插 塑 料 排水 管 








为 计价 材 ， 材 料 价格 与 实际 不 符 时 可 调 


11. 地 漏 和 地 面 清扫 口 安装 ~ 

(1) 定额 NS 

地 汤 安 装 见 P.445。 到 ws 
Wm 6. 46 6 


地 面 清扫 口 安装 见 


op 
i sero pe 区 分 DN, 以 “10 个 ”为 
计量 单位 。 
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图 6. 46 清扫 口 en 
未 计价 材 为 地 漏 、 地 面 清扫 口 。 

12. 成 品 拖 布 池 安装 

(1) 定额 

品 拖 布 池 见 P. 432 。 

(2) 工程 量 计 算 规 则 

以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

(3) 定额 使 用 说 明 
定额 中 包括 水 嘴 、 存 水 弯 的 安装 费 ， 但 必须 另 计 其 价格 。 
【 例 6-5】 如 图 6. 39 所 示 ， 求 卫生 器 具 工 程 量 。 
解 : (1) 螺纹 水 表 DN20: 1 个 。 

(2) 螺纹 截止 间 DN20: 1 个 。 

(3) 洗脸 盆 : 1 组 。 

(4) 地 漏 DN100: 1 个。 

(5) 于 式 大 便器 : 1 套 。 
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[: 晤 重 而 水 灭火 系统 安装 工程 (消防 工程 ) 


水 灭火 系统 执行 第 九 册 《 消 防 工程 》， 本 册 定 额 适 用 于 工业 与 民用 建筑 中 的 新 建 、 扩 
建 和 整体 更 新 改造 的 消防 安装 工程 。 

1. 消火栓 灭火 系统 

(1) 消火栓 安装 

名 室内 消火栓 安装 。 

A. 定额 及 工程 量 。 定 额 及 工程 量 计算 规则 如 下 。 

a. 定额 。 其 室内 消火栓 安装 执行 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 第 九 册 《消防 工 
程 》P. 40( 明 装 )，P. 41 ( 暗 装 )。 

b. 工程 量 计算 规则 。 其 区 分 单 栓 和 双 栓 ， 以 “ 套 ” 办 i 位 ， 按 设计 图 示 数 量 
计算 。 

B. 定额 使 用 说 明 。 消 火 栓 定额 是 按 成 套 产 SR ， 但 所 带 消防 按钮 的 安装 另 

明 








行 计算 (执行 P. 79 子 目 ) (成 套 产品 见 定额 第 | 附录 P. 121 或 教材 ) 。 
C, 落地 组 合式 消防 柜 安装 ， 执 行 室 内 装 ) 定额 子 目 。 


@ 室外 消火栓 安装 。 
A. 定额 及 工程 量 。 ce 规则 如 下 。 ~ 
光 区 分 公称 直径 ， 以 






a 定额。 室外 消火栓 安 册 《 消 防 工程 
b 工程 量 计算 规则 。 居 匈 历 上 式 和 地 下 式 ， 
“ 套 ”为 计量 单位 。 
B. 定额 使 用 Ts 装 考虑 的 。 定 额 中 包括 法 兰 接管 及 次 
行 计算 。 


WE ey 的 安装 ， 其 本 身 
(2) 消火栓 灾 火 系统 管道 安装 


消火栓 管道 执行 第 九 册 《消防 工程 》 相 应 项 目 

消火栓 管道 界限 的 划分 : 以 建筑 物 外 墙 皮 1. 5m 为 界 ， 人 入 口 处 设 阀门 者 以 阀门 为 界 。 

@ 定额 。P. 28 ( 镀 锌 钢管 )、P. 29 (无 颖 钢管 ) 。 

@ 工程 量 计算 规则 。 以 图 示 管 道中 心 线 长 度 “10m” 为 计量 单位 。 不 扣除 阀门 、 管 件 
及 各 种 组 件 所 占 长 度 。 

@ 定额 使 用 说 明 。 消 火 栓 管道 采用 无 缝 钢管 焊接 时 ,定额 中 包括 管件 安装 ,管件 主 
材 依据 图 纸 设计 数量 另行 计算 。 

@ 消火栓 管道 采用 钢管 ( 沟 槽 式 连接 ) 时 ， 执 行 水 喷 淋 钢管 〈 沟 槽 连接 ) 相关 
项 目 。 

2. 消防 水 泵 接合 器 安装 

(1) 定额 

消防 水 泵 接合 器 安装 执行 第 九 册 《消防 工程 》P. 44。 

(2) 工程 量 计 算 规则 
区 分 不 同安 装 方式 (地 上 式 、 地 下 式 、 墙 辟 式 ) 和 规格 计量 ， 以“ 套 ”为 计量 单位 。 
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(3) 定额 使 用 说 明 

中 安装 用 人 工 和 材料 是 按 成 套 产 品 考虑 的 。 

@ 定额 中 包括 法 兰 接管 及 弯 管 底座 (消火栓 三 通 ) 的 安装 ， 其 本 身价 值 另行 计算 。 
3. 自动 喷 水 灭 火 系统 

(1) 管道 界限 划分 

@@ 室内 外 管道 界限 。 以 建筑 物 外 墙 皮 1. 5m 为 界 ， 入 口 处 设 阀门 者 以 阀门 为 界 。 
@ 与 设 在 高 层 建筑 内 的 消防 泵 间 管 道 的 界限 : 以 泵 间 外 墙 皮 为 界 。 

@ 与 市 政 管道 的 界限 : 以 与 市 政 给 水 管道 碰头 点 〈 井 ) 为 界 。 

(2) 管道 安装 

名 定额。 自动 喷 水 灭火 系 统管 道 安装 执行 第 九 册 《消防 工程 P. 21。 


@ 工程 量 计算 规则 。 人 
Dp i 
ea 1 表 6-20。 
B. 管件 连接 分 规格 以 “10 个 ”为 计量 单位 件 主 材 费用 包括 卡 籍 及 密封 疾 费 
re Ne 
@ 定额 使 用 说 明 包括 以 下 内 容 。 > 
A. 包括 工序 内 一 次 性 水 压 试验 
B. 钢管 (法 兰 连接 ) 定额 中 
数量 另行 计算 ， 螺 栓 按 设计 
C. 若 设计 或 规范 要 























































- 作 内 容 。 

及 法 兰 安装 ,、 假 管件 、 法 兰 数量 应 接 设 计 图 纸 
党 损耗 计算 。 % 

要 镀 锌 ， 其 镀铬 议 场 处 运输 费用 另行 计算 
入 l 安 芍 ， 其 他 沟 档 管件 另行 执行 相关 项 目 


D. 管道 安装 
(如 三 通 、 四 通 、 竺 管件 ) 。 ee 
E. 室外 安装 及 水 箱 制作 安 行 第 十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 相 应 





























定额 。 
表 6-19 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 管件 含量 表 单位 : m 
公称 直径 (mm 以 内 ) 
材料 名称 25 32 40 ] 50 70 80 100 
含量 (个 ) 
四 通 0. 120 0.120 0. 120 0. 120 0. 160 0. 200 
三 通 0.08 0. 250 0. 303 0.250 0. 200 0. 200 0.050 
弯 头 0. 333 0.010 0.010 0.010 0. 008 0. 006 0.020 
管 逢 0. 167 0. 125 0. 125 0.125 0. 125 0. 125 0. 100 
异 径 管 夭 0. 200 0. 303 0. 303 0. 303 0. 250 0. 150 
小 计 0. 590 0. 687 0. 861 0. 808 0.756 0.741 0. 520 
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(3) 喷头 安装 、 报 警 装置 安装 、 水 流 指示 器 安装 


表 6-20 消火栓 镀 锌 钢管 接头 管件 ( 丝 接 ) 含量 表 单位 : m 
公称 直径 (mm 以 内 ) 
材料 名 称 50 | 70 80 100 
含量 (个 ) 
三 通 0. 185 0. 164 0. 090 0.050 
弯 头 0. 247 0. 187 0. 123 0. 110 
管 箱 0.125 0. 125 0. 125 0.125 
异 径 管 夭 0. 100 0. 120 0.086 0. 102 
小 计 0. 657 0. 596 0 0. 387 


@ 定额 
安装 执行 P. 30 一 38。 


喷头 见 P. 30; 报警 装置 见 P. 30; 水 流 





























从 























@ 工程 量 计算 规则 。 工 程 量 计算 规 | 外 
A. 喷头 安装 按 有 、 无 吊顶 计量 ， ”为 计量 单位 
B. 报警 装置 安装 按 成 套 产 品 让 组 ”为 计量 单 人 套 产 品 包括 内 容 见 表 6-21 
C. 温 感 式 水 幕 装置 安装 格 ， 以 “组 ” 网 
D. 水 流 指示 器 、 装 ， 按 不 同 规格 ， 个 ”为 计量 单位 
F 末 滑 让 水 并 喀 亲 觅 作 以 “组 ”为 RE 
< 表 6-21 
序号 ED 包括 内 容 
温 起 交 、 旺 间 、 装 配 管 、 供 水 压力 表 、 试 验 阅 、 泄 放 试验 阅 、 试 验 管 流 
1 | 湿式 报 敬 装置 | 后 计 、 过 滤 句 、 延 时 器 、 水 力 警 铃 、 报 警 鹤 止 阅 、 湄 斗 、 压 力 开关 等 
2 | 室内 消火栓 | 消火栓 箱 、 消 火 栓 、 水 枪 、 水 带 、 水 带 接 扣 、 挂 架 
地 上 式 消火栓 、 法 兰 接管 、 弯 管 底座 、 发 水 交 ， 地 下 式 消火栓 、 法 兰 接 
草 J 
3 | 室外 消火栓 | 管 、 村 管 底座 或 消火栓 三 通 
4 人 消防 接口 本 体 、 止 回 闪 、 安 全 间 、 闸 阅 ( 蝶 间 ) 、 膏 管 底座 、 标 牌 
5 消火栓 箱 、 消 火 栓 、 水 枪 、 水 带 、 水 带 接 扣 、 挂 架 、 消 防 软 管 卷 盘 
水 炮 及 模拟 
6 ea 水 雹 和 模拟 未 端 装置 的 本 体 
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@ 定额 使 用 说 明 。 定 额 使 用 说 明 包 含 以 下 内 容 。 

A. 喷头 、 报 警 装 置 及 水 流 指示 器 安装 定额 均 按 管 网 系统 试 斥 、 冲 洗 合格 后 安装 考虑 ， 
定额 中 已 包括 丝 堵 、 临 时 短 管 的 安装 、 拆 除 及 其 反 销 。 

B. 温 感 式 水 幕 装置 安装 。 其 定额 中 已 包括 给 水 三 通 至 喷头 、 阀 门 间 的 管道 、 管 件 、 
阀门 、 喷 头等 全 部 安装 内 容 。 但 管道 的 主 材 数量 按 设 计 管道 中 心 长 度 另 加 损耗 计算 ;喷头 
数量 按 设 计数 量 另 加 损耗 计算 。 

C. 报警 装置 安装 项 目 ， 定 额 中 已 包括 装配 管 、 泄 放 试验 管 及 水 力 警 铃 出 水 管 安装 ， 
水 力 警 铃 进 水 管 按 图 示 尺 十 执行 管道 安装 相应 项 目 。 

D. 水 流 指 示 器 (马鞍 形 连 接 ) 项 目 ， 主 材 中 包括 胶 圈 、U 形 卡 ; 若 设计 要 求 水 流 指 
示 咒 采用 丝 接 ， 则 执行 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 》 丝 接 阀 门 相应 项 目 。 

E. 消防 管道 支架 执行 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 

F. 设 于 管道 间 、 管 廊 内 的 管道 ， 其 定额 人 工 、 机 械 乘 以 所 

4. 其 他 有 关 定 额 使 用 说 明 

-二 册 定 额 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 


加 管道 、 设 备 、 支 架 、 法 兰 焊 口 的 除 锈 、 刷 油 ， 
绝热 工程 》。 
@ 自动 喷 水 灭火 系统 调试 见 P. 105， 按 永 流 独 添 器 数量 ， 以 “点 〈 支 路 )” 为 计量 单 


位 。 消 火 栓 灭火 系统 按 消火栓 启 泵 按钮 ”以 “点 ”为 计量 单位 。 
@ 消防 管道 上 的 阀门 、 管 道 及 g、 套 管制 作 安装 ， 执 行 第 十 册 定额 《给 排水 、 
采暖 、 燃 气 工程 》 中 相关 内 容 x 
@ 各 种 系数 的 调整 按 7 明 计算 。 


@@ 各 种 仪表 的 安装 证 号 的 阀门 、 沪 兰 关 、 压 力 开 关 的 接线 、 校 线 ， 执行 
第 六 册 定 额 《 自 动 化 你 制 仪表 安装 工程 》。 


pp 说 < 
6. 4 “清单 计价 及 施工 图 预算 编制 




























人 对 村 给 吉水 工程 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 (GB 50856 一 2013) 


工程 量 清单 包括 的 内 容 如 下 。 

1. 管道 及 卫生 器 

@ 给 排水 、 采 暖 、 燃 气管 道 (编码 : 031001) ， 见 表 6 - 22。 
@ 支架 及 其 他 (编码 : 031002) ， 见 表 6 -23。 

@ 管道 附件 (编码: 031003) ， 见 表 6 -24。 

四 卫生 器 具 (编码 : 031004) ， 见 表 6 -25。 
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表 6-22 给 排水 、 采 暖 、 燃 气管 道 (编码 : 031001) 



























































5. 警示 带 形式 






























项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
031001001 1. 安装 部 位 
| 2. 介质 1. 管道 安装 
| 3. 规格 、 压 力 等 级 2. 管件 制作 、 安 装 
031001003 4. 连接 形式 3. 压力 试验 
人， | 5. 压力 试验 及 吹 、 4. 吹 扫 、 冲 洗 
031001004 洗 设 计 要 求 5. 警示 带 铺设 
6. 警示 带 形式 
1. 安装 部 位 
2. 介质 道 安装 
3 村 攻 、 庆 和 | 
4. 连接 形式 
031001005 铸铁 管 下 3. 压力 试验 
5. 接口 材料 4. 吹 扫 、 冲 洗 
6. 压力 试验 及 吹 、 es 
洗 设 计 要 求 将- 人 
7. 警示 带 形式 
六 
2. 
EE 3. 
031001006 六 4. 
6. 
计 图 示 管 道中 | 7. 
宪 线 以 长 度 计 算 
1. 管道 安装 
2. 管件 安装 
3. 塑料 卡 固定 
031001007 让 二 
洗 设计 要 求 < 
6. 警示 带 形式 让 
1. 埋设 深度 
2. 介质 1. 管道 安装 
3. 管道 材质 、 规 格 2. 管件 安装 
031001008 直 埋 式 预制 | 4. 连接 形式 3. 接口 保温 
保温 管 5. 接口 保温 材料 4. 压力 试验 
6. 压力 试验 及 吹 、 5. 吹 扫 、 冲 洗 
洗 设计 要 求 6. 警示 带 铺设 
7. 警示 带 形式 
031001009 1. 埋设 深度 道 安 
2 夫 > 从 人 和 
3. 接口 方式 及 材料 
3. 压力 试验 
4. 压力 试验 及 吹 、 
031001010 | 承 插 水 泥 管 | 洗 设计 要 求 4. 吹 扫 、 冲 洗 
5. 警示 带 铺 设 
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续 表 
项 目 编码 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
. 介质 1. 挖 填 工 作 坑 或 暧 
.碰头 形式 气 沟 拆除 及 修复 
65 室外 管道 . 材质、 规格 按 设计 图 示 以 处 | 2. 碰头 
碰头 . 连接 形式 计算 3. 接口 处 防腐 
. 防腐 、 绝 热 设 计 4. 接口 处 绝热 及 保 
护 层 
注 : @ 安装 部 位 指 管道 安装 在 室内 、 室 外 。 
@ 输送 介质 包括 给 水 、 排 水 、 中 水 、 十 水 、 热 媒体 、 燃 气 、 空 调 水 筹 。 
加 方形 补偿 器 制作 安装 应 含 在 管道 安装 综合 单价 中 。 从 
@ 铸铁 管 安装 适用 于 承 插 铸 铁 管 、 球 墨 铸 铁 管 、 柔 性 抗震 等 
Keun 
等 复合 型 管道 安装 。 






@@ 塑料 管 安装 适用 于 UPVC、PVC、PP -C、PP -R、 距 、 

@@ 复合 管 安装 适用 于 钢 塑 复合 管 、 锅 塑 复合 管 、 wa 

@ 直 埋 保温 管 包括 直 埋 保温 管件 安装 及 接口 保 刘 

@@ 排水 管道 安装 包括 立 管 检查 口 、 透 气 帆 

人 室外 管道 磁头: a. 适用 于 新 建 或 扩建 马 水 源 、 气 源 管道 与 原 ( 旧 ) 有 管道 碰头; b. 
室外 管道 碰头 包括 挖 工作 坑 、 土 友 俱 填 3 部 拆除 及 修复 ; c. 带 介质 管道 碰头 包括 开 
关闭 、 临 时 放水 管线 铺设 等 ; di* 道 碰头 每 处 包括 供 、 回 水 两 个 接口 ，e. 碰头 形式 指 
带 介质 碰头 、 不 带 介质 碰头 


四 管道 工程 基 计 算 不 扣除 I (包括 减 压 器 a 伸缩 器 等 ) 及 附属 构筑 物 
所 占 长 度 ， 方 形 补偿 才 所 占 长 度 列 人 管道 密 


on 试验 方法 ， Ss WE 试验 、 泄 漏 性 试验 、 闭 水 试验 、 通 球 
真空 
@@ 吹 ed 描述 吹 扫 、 冲 洗 冲洗 、 消 毒 冲 洗 、 空 气 吹 扫 等 。 


> 
表 6 -23 wn (编码 : 031002) 






































项 目 编码 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
031002001 | 管道 支架 有 1. 以 kg 计量 ， 按 
2 管 架 形式 1. kg | 设计 图 示 质 量 计算 | 1. 制作 
1. 材质 2. 套 2. 以 套 计量 ， 按 设 | 2. 安装 
031002002 | 设备 支架 形式 计 图 示 数量 计算 
1. 名 称 、 类 型 
Re 1. 制作 
031002003 套 管 Ee 本 ||， 人 2. 安装 
和 3. 除 锈 、 剧 油 
4. 填料 材质 
注 : @ 单 件 支架 质量 100kg 以 上 的 管道 支架 执行 设备 支架 制作 安装 。 
@ 成 品 支架 安装 执行 相应 管道 支架 或 设备 支架 项 目 ， 不 再 计 取 制 作 费 ， 支 架 本 身价 值 含 在 综合 
单价 中 。 
@ 套 管 制作 安装 ,适用 于 穿 基础 、 墙 、 楼 板 等 部 位 的 防水 套 管 、 填 料 套 管 、 无 填料 套 管 及 防火 
套 管 等 ， 应 分 别 列 项 。 
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表 6-24 管道 附件 (编码 : 031003) 


















































量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 人 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
031003001 螺纹 阀门 1. 类 型 
031003002 | 螺纹 法 兰 阀门 
igen 3. 规格 、 压 力 等 级 
“| 4. 连接 形式 
031003003 | 焊接 法 兰 阀门 5 焊接 方法 1. 安装 
2. 电气 接线 
1. 材质 个 匣 测 思 
031003004 将 燥 生 Se 
甲乙 阀门 3. 连接 形式 
4. 接口 方式 及 材质 从 
1. 规格 内 
31003005 
03100300 塑料 阀门 2 连接 形式 A 
031003006 ! 下 
» | 组 装 
031003007 
按 设计 图 示 数 量 
> 计算 
031003008 . 规格、 Ei 
3. 连接 形式 RK 
1. 类 型 
2. 材质 
31003009 泽 器 过 
031003009 补偿 3. 规格 、 压 力 等 级 
4. 连接 形式 
1. 材质 
0310030010 ee 2. 规格 个 (组 ) 
3. 连接 形式 
1. 材质 
031003011 法 兰 2. 规格 、 压 力 等 级 “| 副 ( 片 ) 
3. 连接 形式 
1. 材质 
031003012 | 倒流 防止 器 | 2. 规格 、 规 格 套 
3. 连接 形式 
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注 : @ 法 兰 阀门 安装 包括 法 兰 连 








接 时 ， 应 在 项 目 特征 中 描述 。 


续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
1. 安装 部 位 (室内 外 ) 
2. 型 号 、 规 格 
031003013 水 表 3 连接 形式 组 (个 ) 组 装 
4. 附件 配置 
1. 类 型 
031003014 热量 表 2. 型 号 、 规 格 块 
3， 连 接 形式 按 设计 图 示 数 量 
计算 从 
， 。，。| 塑料 排水 管 网 
031003015 消声器 1. 规格 Tr 安装 
2. 连接 形式 
031003016 | 浮标 液 面 计 
. ,| 1 用途 > a 
031003017 | 浮漂 水 位 标尺 2. 规格 KS 套 


四 塑料 阀门 连接 形式 需 Y 





@ 减 压 器 规格 按 道 规格 描述 。 


人物 RF。 同门 安装 如 仅 尖 多 
凡生 接 、 粘 接 、 8 种 





























高压 侧 
@ 减 压 器 、 的 tssa 人 工作 内 容 ， 项 目 特 征 应 根据 设计 要 求 描 
述 配件 1 ， 或 根据 x XxX 图 集 或 尺 罗 施 江 图 做 法 描述 。 
SS 表 6-25 卫生 器 具 (编码 : 031004) 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
031004001 浴缸 
031004002 净 身 盆 
031004003 洗脸 盆 
031004004 洗涤 盆 1. 材质 
- 2. 规格 、 类 型 1. 器 具 安 装 
031004005 化 验 倪 3. 组 装 形式 组 es 
031004006 大 便器 4. 附件 名 称 、 数 量 计算 
031004007 小 便器 
031004008 人 
卫生 器 具 
1. 材质 We 安装 
031004009 烘 手 器 2 型 号 、 规 格 i 




















100 





给 排水 安装 工程 施工 图 预算 编制 






























































续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
031004010 沐浴 器 
- i 全 信 1 器具 安装 
031004011 沐浴 间 2. 组 装 形式 C 
ee 2. 附件 安装 
031004012 | 桑拿 浴 房 3. 附件 名 称 、 数 量 
1. 材质 、 类 型 套 
2. 规格 1. 制作 
OS 大 、 小 便 槽 3. 水 箱 配件 按 设计 图 示 数 量 | 2. 安装 
自动 冲洗 水 箱 | 4. 支架 形式 及 做 法 计算 3. 支架 制作 、 安 装 
5. 器 具 及 支架 除 锈 、 伦 4. 除 锈 、 刷 油 
刷 油 设计 要 求 NK 
1. 材质 SN 
031004014 ee 2. 型 号 、 规 格 安装 
3. 安装 方式 
站 vi | 亚 测 其 按 设计 图 示 长 度 
031004015 | 小 便 档 冲 洗 管 | ， SS 下 | 计算 
= 浓 F 
031004016 | 蒸汽 -水 加 热 2 Wa 
入 > 1. 制作 
031004017 Was 2. 型 号 、 np 
3. 安装 方式 套 | 按 设 计 图 示 数量 
计算 
031004018 饮水 器 
1. 类 型 
031004019 隔 油 器 2. 型 号 、 规 格 安装 
3. 安装 部 位 
注 : @ 成 品 卫 生 器 有 具 项 目 中 的 附件 主要 指 给 水 附件 (包括 水 嘴 、 阀 门 、 喷 头等 )、 排 水 配件 (包括 
存 水 弯 、 排 水 栓 、 下 水 口 等 ) 及 配备 的 连接 管 。 
@ 浴缸 支 座 和 浴缸 周边 的 砌 砖 、 瓷 砖 粘贴 ， 应 按 现行 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 
算 规范 ) (GB 50854 一 2013) 相关 项 目 编码 列 项 ; 功能 性 浴缸 不 含 电动 机 接线 和 调试 ， 应 按 
GB 50856 一 2013 附录 D 电器 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 
@ 洗脸 盆 安 装 也 适用 于 洗 发 盆 、 洗 手 盆 安 装 。 
@ 器 具 安 装 中 若 采用 混凝土 或 砖 基础 ， 应 按 现行 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规 


范 》 相 关 项 目 编码 列 项 。 
@ 给 排水 附件 是 指 独 立 安装 的 水 嘴 、 地 漏 、 地 面 扫 出 口 等 。 
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案例 6-1 如 前 例 6 -1 题 进行 综合 单价 分 析 ， 见 表 6 一 26 及 表 6 -27。 
表 6-26 综合 单价 分 析 表 


















































工程 名 称 : ” 某 室内 给 排水 工程 标 段 : 第 页 共 页 
项 目 项 目 | 室内 镀 锌 钢 
人 031001001001 名 称 安装 ly 计量 单位 m 工程 量 用 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
9 Be pr 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 生理 要 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 生理 要 
和 利润 和 利润 
10-1-13| DN20 lom | 0.1 |224.33| 9.00 | 2.86 | 68.34 | 22.43 | 0.90 | 0.29 | 6.83 
(螺纹 连接 ) 
人 工 单价 小 计 2 0.90 | 0.29 6.83 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; SE 
一 般 技工 1 元 / 工 日 ; 高 未 计价 材料 费 A- 25. 87 
级 技工 201 元 / 工 晶 











清单 项 目 综合 单价 3 30. 45 
RE 邓 单价 | 合 价 | 暂 估 单 | 暂 信 合 
要 材料 名 称 、 规 格 民 各 民 > | 单位 | 数 | ee 


| m osl| 20.00 | 19.82 
纹 管件 个 5 6.05 













镀 锌 钢管 DN2ON( 
材料 费 明细 Se 











费 
二 材料 费 小 计 25. 87 


NO 27 分 部 分 项 工程 有 和音 价 措施 项 目 清音 与 计价 表 
[ 程 名 称 ，“ 某 





















































给 排水 工程 标 段 : 第 页 共 页 
计量 金额 (元 ) 
TE 
序号 | ”项目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 程 量 六 全 单价 | 全 从 其 中 
暂 估 价 
室内 镀 锌 钢管 | 锌 锌 钢管 DN20 
1 031001001001 m 8.13 30.45 247. 56 
安装 (螺纹 连接 ) 
本 页 小 计 247. 56 
合 计 247. 56 











2. 除 锈 刷 油 、 绝 热 工程 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013) 中 ， 除 锈 刷 油 、 绝 热 工程 均 作 

为 清单 项 目下 的 工程 内 容 ， 作 为 相关 册 给 出 ， 没 有 自己 独立 的 清单 编码 。 也 就 是 说 附属 于 相 
关 工 程 的 清单 项 目 里 面 。 如 焊接 钢管 安装 ,工作 内 容 包括 : 管道 安装 、 除 锈 、 刷 油 、 绝 热 ， 
那么 ,其 清单 编码 执行 焊接 管道 安装 的 编码 ,而 其 清单 综合 单价 包括 管道 安装 、 除 锈 、 刷 
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长 6 四 














油 、 绝 热 的 费用 。 而 在 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 中 除 锈 、 刷 油 、 绝 
热 工 程 有 自己 的 清单 编码 ， 不 再 包含 在 管道 安装 工程 里 面 。 要 单独 列 项 ， 单 独 算 其 综合 单价 。 

从 表 6 -28 里 可 以 看 出 ， 不 论 什么 材质 的 管道 ， 管 道 刷 油 的 工作 内 容 包 括 : 除 锈 、 调 
配 、 刷 油 。 以 “m” 或 “m*”“kg” 为 计量 单位 。 其 清单 统一 编码 为 031201， 见 表 6 -28， 
管道 绝热 工程 工作 内 容 包 括 安装 、 软 木 制品 安装 。 提 醒 大 家 注意 的 是 这 里 的 安装 不 仅 指 
绝热 层 安装 ,而 且 也 含有 保护 层 、 防 潮 层 的 安装 工作 。 管 道 绝热 工程 清单 统一 编码 为 
031208 ( 表 6-29),“ms” 为 计量 单位 。 


表 6-28 刷 油 工程 (编码 : 031201) 




















项 目 编码 | 项目 名 称 项 目 特征 由 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
























031201001 管道 刷 油 1. 除 锈 级 别 计 设计 图 示 表 
- -| 2. 油漆 品种 1. m? | 面积 尺寸 以 看 各 让 
031201002 | 设备 与 矩形 | 3. 涂 剧 饥 数 、 漆 膜 厚度 | 2. m | 2. 凡 按 设计 图 示 尺 
管道 剧 油 4. 标志 色 方式 、 品 种 站 
1. 除 锈 级 别 1.1 凡 /mm 计量 ， 按 设计 图 示 表 
031201003 | 金属 结构 | 2 油漆 品 较 尺 寸 以 面积 计算 1 除 锈 
刷 油 3. 结构 类 型 ke 2. 以 kg 计量 ， 按 金属 结构 的 | 2 调配 、 涂 刷 
4. 涂 剧 遍 数 、 漆 膜 原 民 ， 理论 质量 计算 
1. 以 mz 计量 ， 按 设计 图 示 表 
铸铁 管 、 暧 
031201004 气 片 刷 油 : 












eden 1、m | 面积 尺 未 夫 面 积 计算 

和 注入 厚 度 2. m ee 按 设 计 图 示 尺 
便 亿 数 、 滩 肝 厚 度 
涂 剧 部 位 


031201005 
“Ss . 布 面 品 和 ot 调配 、 涂 刷 


/ 
031201006 .油漆 品 利 


. 涂 剧 遍 数 、 漆 膜 厚度 
031201007 | 气 柜 刷 油 





涂 刷 部 位 
. 除 锈 级 别 
.油漆 品 和 A : 1. 除 锈 
. 涂 剧 记 数 、 漆 膜 厚度 | 亚 按 设计 图 示 表 面积 计算 2 调配 、 涂 剧 
涂 刷 部 位 
. 除 锈 级 别 
.油漆 品 各 调配 、 涂 刷 
. 涂 剧 遍 数 、 漆 膜 厚度 
除 锈 级 别 
.油漆 品 和 1. 除 锈 
.喷涂 饥 数 、 漆 膜 厚度 2. 调配 、 涂 刷 
.喷涂 部 位 
注 : @ 管道 刷 油 以 m 计算 ， 按 图 示 中 心 线 以 下 计算 ,不 扣除 附属 构筑 物 、 管 件 及 阀门 等 所 占 长 度 。 

@ 涂 刷 部 位 指 涂 刷 表面 的 部 位 ， 如 设备 、 管 道 等 部 位 。 

@ 结构 类 型 指 涂 刷 金属 结构 的 类 型 ， 如 一 般 钢 结构 、 管 廊 钢 结构 、H 型 钢 钢 结构 等 类 型 。 

图 设备 简体 、 管 道 表 面积 ，S 二 xXDXL, 式 中 ,x 表示 圆周 率 ，D 表示 直径 ，L 表示 设备 简体 高 或 管道 长 。 

名 设备 简体 、 管 道 表 面积 包括 管件 、 阀 门 、 法 兰 、 人 和 孔 、 管 口 趾 凸 部 分 。 

@ 带 封 头 的 设备 面积 :S=LXxXD 十 (D/2)XxXKXN, 式 中 ,K 为 1.05，N 表示 封 头 个 数 。 








玛 现 脂 面 


031201008 | 
刷 油 








031201009 | 喷漆 


FC 
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表 6-29 绝热 工程 (编码 : 031208) 





计量 

































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 绝热 材料 品种 
031208001 | 设备 绝热 多 全 和 
下 3. 设备 形式 
4. 软木 品 科 
3 按 图 示 表面 积 加 绝热 层 厚度 及 
”| 调整 系数 计算 
1. 绝热 材料 品种 
2. 绝热 厚度 伦 1. 安装 
031208002 | 管道 绝热 2 
3. 管道 外 径 2. 软木 制品 安装 
4 软木 品 利 ~ 
计量 , 按 图 示 表 面积 
热 材 料 品 
031208003 | 通风 管道 绝热 2 机 :7 nb 
四 | a 从 2. 以 ms 计量 ， 按 图 示 表 面积 
及 调整 系数 计算 
- 蜂 - 
.光村 Wa 
031208004 | 阀门 绝热 ne 
| / 3. 同门 规格 
从 i 光 按 图 示 表 面积 加 绝热 层 厚度 及 | 
NS 调整 系数 计算 
1. 绝热 材料 
031208005 | 法 兰 绝热 2. 绝热 厚度 
3. 法 兰 规格 
1. 材料 
031208006 | 喷涂 、 涂 抹 2. 厚度 m 按 图 示 表面 积 计算 喷涂 、 涂 抹 安 装 
3. 对 象 
2 oe 1 以 me 计量 ， 按 图 示 表 面积 
031208007 | ”防潮 层 、 保 护 层 5 层 数 ee 安装 
BE 0 2. kg | 2 以 kg 计量 ， 按 图 示人 金属 结 
5 结构 形式 构 质量 计算 
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项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 后 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





1. 以 mz? 计量 , 按 图 示 表面 积 


保温 僵 、 保 温 1 me | 计算 

31208008 、 安 旨 

Wd 2 kg | > 以 ke 计量, 按 图 示 金 属 结 | 制作 、 安装 
构 质量 计算 

















注 : @ 设备 形式 指 立 式 、 卧 式 或 球形 。 


@@ 层 数 指 一 布 二 油 、 两 面 三 油 等 。 

@ 对 象 指 设备 、 管 道 、 通 风 管道 、 阀 门 、 法 兰 、 钢 结构 。 从 

@ 结构 形式 指 钢 结构 ， 如 一 般 钢 结构 、H 形 钢 制 结构 、 me 

加 如 设计 要 求 保温 、 保 冷 分 层 施工 禹 注 骨 . A 

@@ 设备 简体 、 管 道 绝热 工程 量 V 一 xX(D 十 1.0336) X1.633 式 中 ,x 表示 圆周 率 ，D 表示 直径 ，1.033 
长 


表示 调整 系数 ,6 表示 绝热 层 厚度 ，L 表示 设 
@ 设备 简体 、 管 道 防潮 和 保护 层 工程 量 $= 又 ,48 十 0. 0082)L。 式 中 ，2. 1 为 调整 系数 ，0. 0082 为 拥 


扎 线 直 径 或 钢 带 厚 。 


@@ 单 管 伴 热管 、 双 管 伴 热管 〈 管 径 相 风 ， 小 于 90" 时 ) 工程 量 、D'=Di 十 D: 十 (10~20mm)。 式 中 ,，D' 
表示 伴 热管 道 综合 值 ， 污 径 ， ee 为 主管 道 与 伴 热管 道 之 间 的 
间 院 。 Y 


加 双 管 伴 热管 径 相关 夹 角 大 于 90" 时 ) 工程 量 : i 

DD 双 管 伴 热 同 儿 夹 角 小 于 90" 时 ) 工 SR 

将 注 @、 Movs pana 绝热 层 、 防 湖 层 和 保护 层 工程 量 。 

0 we 工程 基 : V==[CD 十 1.0336)/2j1Rx1.0338X 1.5N。 式 中 ，N 表示 设备 封 头 个 数 。 

四 设备 封 夭 防 湖 和 保护 层 工程 量 ，S=[(D+2.10)/2]*:xX1.5N。 式 中 ，N 表示 设备 封 头 个 数 。 

四 阀门 绝热 工程 量 , V 一 xX (D 十 1.0336)X2.5DX1.0338X1.05N。 式 中 ，N 表示 效 门 个 数 。 

WD 阀门 防潮 和 保护 工程 量 ，S=xX (D 十 2. 16)X2.5DX1.05N。 式 中 ，N 表示 阀门 个 数 。 

BB 法 兰 绝热 工程 量 : V=xX (D 十 1.0336) X1.5DX1.03368X1.05N。 式 中 ，1. 05 为 调整 系数 ，N 表示 法 兰 
个 数 。 

BB 法 兰 防潮 和 保护 工程 量 ，S=xX(D+2.19)X1.5DX1.05N。 式 中 ，N 表示 法 兰 个 数 。 

DD 硒 头 绝热 工程 量 , V 一 rzX (D 十 1.0336) X1.5DX2xX1.0336N/B。 式 中 ，N 表示 弯 头 个 数 ，B 值 ，90" 麻 
头 时 ，B=4; 45" 弯 头 时 ，B==8。 

B 弯 头 防潮 和 保护 工程 量 ，S=xX(D+2.19)X1.5DX2xN/B。 式 中 ，N 表示 弯 头 个 数 ; B 值 ，90" 弯 头 时 ， 
B=4; 45" 弯 头 时 ，B==8。 

BB 拱 顶 镀 封 头 绝热 工程 量 ; V 一 2xr(1 十 1. 0336) X1. 0336。 

图 拱 顶 钢 封 头 防 潮 和 保护 工程 量 : S=2xr(h 十 2. 10) 。 

加 绝热 工程 第 二 层 (直径 ) 工程 量 ，D=(D 十 2.16) 十 0.0082， 以 此 类 推 。 

@@ 计算 规则 中 调整 系数 按 注 中 的 系数 执行 。 

加 绝热 工程 前 需 除 锈 、 刷 油 ， 应 按 本 附录 M. 1 刷 油 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 
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SCT 相关 问题 说 明 

(1) 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 是 用 于 新 建 、 扩 建 项 目 中 的 设备 、 管 道 、 金 属 结构 等 的 
刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 。 

(2) 一 般 钢 结构 (包括 吊 、 支 、 托 架 、 梯 子 、 栏 杆 、 平 台 )、 管 廊 钢 结构 以 千克 (kg) 为 
计量 单位 ， 大 于 400mm 型 钢 及 HH 型 钢 结构 以 平方 米 (m?) 为 计量 单位 ， 按 展开 面积 计算 。 

(3) 有 钢管 组 成 的 金属 结构 的 刷 油 按 管道 刷 油 相关 项 目 编码 ， 有 钢板 组 成 的 金属 结构 
的 剧 油 按 H 型 钢 刷 油 相关 项 目 编码 。 

(4) 矩形 设备 衬里 按 最 小 边 长 塔 、 楼 类 设备 衬里 相关 项 目 编码 。 


案例 ， 对 前 例 6 - 2 进行 综合 单价 分 析 ( 表 6-30、 表 67: 


表 6-30 综合 单价 分 析 表 从 
[ 程 名 称 ， 革 室内 给 排水 工程 






























































































03120100 
定额 项 目 
编码 | 名称。 | 单位 Ei 
四 
12-2-1 拉 拉 抽 和 10m 24.70 | 0.83 ee 0.47 | 0.02 0.16 
DN50 NN Ne 
EP Rs 0.019 24.70 鹃 ”| 8.64 | 0.47 | 0.01 0.16 
A! 了 
12-2-22 全 和 1l0m: | 0.019 | 23.75 | 1.22 8.25 | 0.45 | 0.02 0. 16 
DN50 
12-2-23 本 村 询 人 1l0mz | 0.019 | 22.91 | 0.81 7.86 | 0.44 | 0.02 0.15 
DN50 
人 工 单价 小 计 1.83 | 0.07 0. 63 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 未 计价 材料 费 1.16 
级 技工 201 元 / 工 晶 
清单 项 目 综合 单价 3. 69 
会 人 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 数量 学 人 洽 你 .| 入 委 ， 和 轨 人 
材 (元 ) | (元 ) | 价 (元 )| 价 (元 ) 
料 红 丹 漆 kg (1.47+1.30)X0.019=0.053 | 12.00 | 0.64 
费 银 粉 kg (0.67+0.63) X0.019=0.02 | 26.00 | 0.52 
明 
a 其 他 材料 费 
材料 费 小 计 1.16 
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表 6-31 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 (元 ) 
项 项 目 名 称 项 目 特 工程 量 
序号 目 编码 目 名 征 单位 综合 单价 | 合 价 其 中 
暂 估 价 
焊接 钢管 
1 031201001001 管道 剧 油 工程 |DN50, 刷 红 丹 漆 | m 180 3.69 | 664.20 
两 道 ， 银 粉 漆 两 首 
本 页 小 计 664. 20 
664. 20 







水 灭火 系统 工作 内 容 、 计 量 单位 、 工 程 册 8 





则 ， 见 表 6 -32。 


规则 (GB 50856 一 2013) 







































表 6-32 (编码 : 030901) 
项 目 编码 | 。 项 目 名 称 > a 规则 工作 内 容 
下 单位 
I 仓位 
030901001 ee 2. 央 质 、 规 格 x 1. 管道 及 管件 安装 
连接 形式 i; 2. 钢管 镀 锌 
计 图 示 管道 中 心 线 包 
AR | 多角 作 设计 时 2 下 生生 | 和 大 七 
030901002 人 5. 压力 试验 及 冲洗 4 冲洗 
计 要 求 5. 管道 标识 
6. 管道 标识 设计 要 求 
1. 安装 部 位 
入 1. 安装 
030901003 水 喷洒 2 材质 、 型 号 、 规格 个 2. 装饰 盘 安装 
( 雾 ) 喷头 3. 连接 形式 3 严密 性 试验 
4. 装饰 盘 设计 要 求 
1. 名 称 
030901004 报警 装置 2 型 号 、 规 格 
030901005 ee 由 Se 按 设计 图 示 数 量 计算 
1. 安装 
030901006 | 水 流 指示 器 2 2 2 
i 
1. 材质 、 规 格 
030901007 减 压 孔 板 之 这 沁 示 
030901008 和 ri 组 
装置 2. 组 装 形式 
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续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
00 L000 集 热 板 1. 材质 个 1. 制作 、 安 装 
制作 安装 2. 支架 形式 2. 支架 制作 、 安 装 
1. 箱 体 及 消火栓 安装 
030901010 | ”室内 消火栓 1. 安装 方式 ， 配件 安装 
2. 型 号 、 规 格 
030901011 | “室外 消火栓 | 3. 附件 材质 、 规 格 ee 
套 2. 配件 安装 
1. 安装 部 位 ee 
030901012 ee 2. 型 号 、 规 格 按 设 计 图 示 数 量 让 
时 3. 附件 材质 、 规 格 
030901013 灭火 器 人 a 将 - 设置 
1. 水 炮 类 型 淮 - i 
030901014 | ”消防 水 炮 > Xf 、 eo 
3. 保护 半径 伏 一 









注 : @ 水 灭火 管道 工程 最 不 扣除 及 各 种 组 件 所 占 长 度 *x 以 站 为 计量 单位 。 
@ 水 喷 淋 〈 雾 ) 喷头 安装 部 位 9 光 分 硕 、 无 吊顶 。 
@ 报警 装置 适用 于 湿式 报警 干 湿 两 用 报警 装置 、 电 动 全 置 、 预 作用 报警 装置 等 报警 装置 安装 


报警 装置 安装 包括 除 水 力 警 铃 进 水 管 ) 的 移 装 ， 


a 


湿式 报警 装 党 包括 湿式 浆 、 蝶 阀 、 装 
验 管 、 斌 验 售 流量 计 、 过 滤器 、 延 时 铺 S 
五 装置 包括 :两 用 阅 、 蝶 韶 < 


铃 进 水 管 并 入 消防 管道 工程 量 。 其 中 ， 
J 表 、 装 置 压力 表 、 试 验 阅 、 汇 放 试 验 阅 、 泄 放 试 
、 报 警 截 止 阅 、 漏 斗 、 压 力 开关 等 。 
管 、 加 速 器 、 加 束 器 压力 表 、 供 水 压力 表 、 试 验 闪 、 泄 放 
试 (湿式 、 干 式 )、 找 性 接头 、 泄 放 试验 管 、 试 验 管 流 量 计 、 排 气 阅 、 截 止 阀 、 漏 斗 、 过 滤器 、 延 
时 器 、 水 力 警 铃 、 压 力 开关 等 。 








电动 雨 淋 报警 装置 包括 : 雨 淋 闻 、 蝶 闪 、 装 配 管 、 压 力 表 、 汇 放 试验 闪 、 流 量 表 、 截 止 阁 、 注 水 阀 、 止 


回 阁 、 电 磁 阀 、 排 水 办、 手动 应 急 球阀、 报警 试 验 闪 、 漏 斗 、 压 力 开关 、 过 滤器 、 水 力 警 铃 等 。 


. 预 作 用 报警 装置 包括 :报警 间 、 控 制 蝶阀、 压力 表 、 流 量 表 、 截 止 间 、 排 放 阀 、 注 水 闪 、 止 回 阅 、 泄 放 


阀 、 报 警 试验 阅 、 液 压 切 断 疗 、 装 配 管 、 供 水 检验 管 、 气 压 开 关 、 试 压 电磁 阅 、 空 奈 机 、 应 急 手动 试 不 
器 、 漏 斗 、 过 滤器 、 水 力 警 铃 等 。 


@ 温 感 式 水 幕 装置 包括 给 水 三 通 至 喷头 、 效 门 间 的 管道 、 管 件 、 阁 门 、 喷 头等 全 部 内 容 的 安装 。 

@@ 末端 试 水 装置 包括 压力 表 、 控 制 韶 等 附件 。 末 端 试 水 装置 安装 中 不 含 连接 管 及 排水 管 安装 ， 其 工程 量 并 入 
消防 管道 。 

@@ 室内 消火栓 包括 消火栓 箱 、 消 火 栓 、 水 枪 、 水 龙头 、 水 带 接 扣 、 自 救 卷 盘 、 挂 架 、 消 防 按钮 ; 落地 消火栓 
箱包 括 箱 内 手提 灭火 器 。 

@ 室外 消火栓 安装 方式 分 地 上 式 、 地 下 式 : 地 上 式 消火栓 安装 包括 地 上 式 消 火 栓 、 法 兰 接 管 、 杰 管 底座 ; 地 
下 式 消火栓 安装 包括 地 下 式 消火栓 、 法 兰 接管 、 弯 管 底座 或 消火栓 三 通 。 

消防 水 泵 接合 器 安装 包括 法 兰 接管 及 弯 头 安装 ， 接 合 器 井 内 阀门 、 弯 管 底座 、 标 牌 等 附件 安装 。 

加 减 压 孔 板 若 在 法 兰 盘 内 安装 ， 其 法 兰 计 人 组 价 中 。 

人 @ 消防 水 炮 分 为 普通 手动 水 炮 、 智 能 控制 水 炮 。 
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EEE #re 


此 处 措施 费 也 适用 其 他 专业 工程 。 
1. 专业 措施 项 目 
51) 专业 措施 项 目 种 类 ( 表 6 -33) 


表 6-33 专业 措施 项 目 (编码 : 031301) 




















项 目 编码 项 目 名 称 工作 内 容 及 包含 范围 
1. 行车 梁 加 固 
031301001 吊装 加 固 2. 桥 式 起 重 机 加 固 简 试 验 
3. 整体 吊装 临时 中 固 设施 拆除 、 清 理 
1. 安装 、 
2. 位 
031301002 金属 抱 杆 安装 、 拆 除 、 移 位 制 滥 改装 
4 坑 挖 埋 
局 场地 平整 
2. 基础 及 支 墩 砌 筑 
031301003 台 铺设 、 拆 除 x> 3. 支架 型 
流 4. 铺 
031301004 顶 刊 装置 
汪 
031301005 备 专 用 机 具 下 一 
031301006 NS 工艺 评定 焊接 、 试 验 及 结果 评价 





031301007 胎 ( 模 ) 具 制 作 、 安 装 、 拆 除 























031301008 防护 棚 制 作 、 安 装 、 拆 除 防护 棚 制 作 、 安 装 、 拆 除 
1. 高 原 、 高 寒 施工 防护 
: 区 施工 
031301009 特殊 地 区 施工 增加 2. 地 震 防 护 
1. 火灾 防护 
变革 与 生产 届时 浊 行 放 
031301010 安装 与 生产 同时 进行 施工 增加 2 噪声 防护 
1. 有 害 化 合 物 防护 
2. 粉尘 防护 
031301011 在 有 害 身体 健康 环境 中 施工 增加 3. 有 害 气 体 防护 
4. 高 浓度 氧气 防护 
1. 起 重 机 、 锅 炉 、 高 压 容 器 等 特种 设备 安装 质量 
031301012 工程 系统 检测 、 检 验 监督 检验 检测 








2. 由 国家 或 地 方 检测 部 门 进行 的 各 类 检测 
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续 表 

项 目 编码 项 目 名 称 工作 内 容 及 包含 范围 
031301013 ee 有 保证 工程 施工 正常 进行 的 防冻 和 焊接 保护 
031301014 人 

2. 热 态 作 业 劳 保 消 耗 
031301015 管道 安 拆 后 的 充气 保护 充气 管道 安装 、 拆 除 
ee 隧道 内 施工 的 通风 、 供 水 、 供 | 通风 、 供水、 供 气 、 供 电 、 照 明 及 通信 设施 安装 、 

气 、 供 电 、 照 明 及 通信 设施 拆除 

1. 场 内 、 场 外 材料 搬运 
031301017 脚手架 搭 拆 2. 搭 、 拆 脚手架 

3. 拆除 脚手架 后 由 
031301018 其 他 措施 为 保证 工 进行 所 发 生 的 费用 
注 : 由 国 








家 或 地 方 检测 部 门 进行 的 各 类 检测 ， 指 安装 \ 开 括 的 属 经 营 服务 性 项 目 ， 如 通电 测 
试 ， 防 雷 装置 检测 、 安 全 、 消 防 工 2 :气质 量 检测 等 。 








@ 脚手架 按 各 附录 分 别 列 项 。 
@ 其 他 措施 项 目 ee 定 项 目 名 称 ， 明 确 描述 工作 内 容 及 包含 范围 。 


(2) 计算 方法 


参见 第 4. 2 节 安装 定额 电 


2. 安全 文明 措施 项 
(1) 安全 文明 施 






项 目 编码 


gy 
丝 施 项 目 种 类 ( 


“i 种 类 
工作 内 容 及 包含 范围 











031302001 安全 文明 施工 








1. 环境 保护 :现场 施工 机 械 设备 降低 噪声 、 防 扰民 措施 ， 水 泥 和 
其 他 易 飞 扬 细 颗 粒 建筑 材料 密闭 存放 或 采取 覆盖 措施 等 ， 工 程 防 扬 
侍 酒水 ; 土石方 、 建 潭 外 运 车 辆 保护 措施 等 ,现场 污染 源 的 控制 、 
生活 垃圾 清理 外 运 、 场 地 排水 排污 措施 ， 其 他 环境 保护 措施 

2. 文明 施工 ， | 图 "; 现场 围 挡 的 墙 面 美化 (包括 内 外 粉 
刷 、 刷 白 、 标 语 等 )、 压 项 装饰 ;现场 厕所 便 槽 刷白 、 贴 面砖 ， 水泥 
砂 区 地 面 下 地 夸 ， 让， 其 他 施工 现场 临时 设施 
的 装饰 装修 、 美 化 措施 ;现场 生活 卫生 设施 ; 符合 卫生 要 求 的 饮水 
设备 、 淋 浴 、 消 毒 等 设施 ; 生活 用 洁净 燃料 ; 尝 习 二 防 蚊 虫 
叮咬 等 措施 ;施工 现场 操作 场地 的 硬化 ; 现场 绿化 、 治 安 综合 治理 
现场 配备 医药 保健 器 材 、 物 品 费用 和 急救 人 员 培训 ; 用 于 现场 [人 
的 防暑 降温 、 电 风扇 、 空 调 等 设备 及 用 电 ;， 其 他 文明 施工 措施 

3. 安全 施工 : 安全 资料 、 特 殊 作 业 专 向 方案 的 编制 ， 安 全 施工 标 
志 的 购置 及 安全 宣传 “三 宝 ” (安全 帽 、 安 全 带 、 安 全 网 )、“ 四 口 ” 
(楼 梯 口 、 电 梯 井 口 、 通 道口 、 预 留 洞口 )、“ 五 临 边 ” (阳台 围 边 、 
楼 板 围 边 、 屋 面 围 边 、 槽 坑 围 边 、 印 料 平台 两 侧 ) 、 水 平 防护 架 、 垂 
直 防 护 架 、 外 架 封闭 等 防护 措施 ;施工 安全 用 电 ,， 包括 配 电 箱 三 级 
配 电 、 两 级 保护 装置 要 求 、 外 电 防 护 措施 ; 起 重 机 、 塔 式 起 重 机 等 








者 
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续 表 
项 目 编码 项 目 名 称 工作 内 容 及 包含 范围 





起 重 设备 〈 含 井 架 、 门 架 ) 及 外 用 电梯 的 安全 防护 措施 〈 含 警示 标 
志 ) 及 印 料 平台 的 临 边防 护 、 层 间 安 全 门 、 防 护 棚 等 设施 ;建筑 工 
地 起 重 机 械 的 检验 检测 ; 施工 机 具 防 护 棚 及 其 围栏 的 安全 保护 措施 ; 
施工 安全 防护 通道 ; 工人 的 安全 防护 用 品 、 用 具 购 置 ; 消防 设施 与 
消防 器 材 的 配置 ; 电气 保护 、 安 全 照明 设施 ， 其 他 安全 防护 措施 

4. 临时 设施 : 施工 现场 采用 彩色 、 定 型 钢板 , 砖 、 混 凝 土 砌 块 等 
031302001 安全 文明 施工 围 挡 的 安 砌 、 维 修 、 拆 除 ; 施工 现场 临时 建筑 物 、 构 筑 物 的 搭设 、 
维修 、 拆 除 ， 如 临时 宿命、 办公室、 食堂 、 厨 房 、 厕 所 、 诊 疗 室 、 
临时 文化 福利 用 房 、 临 时 仓库 、 加 工场 、 搅 拌 台 、 临 时 简易 水 塔 、 
水 池 等 ; 施工 现场 临时 设施 的 搭设 、 维 修 。 拆 除 ， 如 临时 供水 管道 、 
临时 供电 管线 、 小 型 临时 设施 等 ， 施 规定 范围 内 临时 简易 道 
路 铺设 ， 临 时 排水 沟 、 排 水 设施 居 氏 、 | 六 物 、 拆 除 ， 其 他 临时 设施 








1. 夜间 固定 照明 灯具 






动 照明 灯具 的 设置 、 拆 除 
通 标志 、 安 全 标志 、 警 示 灯 等 的 设 


2. 夜间 施工 时 ， 
031302002 夜间 施工 增加 置 、 移 动 、 拆 除 
3. ee 用 电 、 施 工人 员 和 夜班 补助 、 夜 间 施工 劳动 












031302003 “0 所 等 ; 在 地 下 上 暗 





| 7 由 于 施工 声 SWOT 
二 R90 和 / | 不 能 到 达 对 着 也 、 信 须 进行 二 次 或 多 次 搬运 





入 1. 冬 雨 ( 施工 时 ， 增 加 的 临时 设施 〈 防 寒 保温 、 防 雨 、 防 
风 设施 ) 的 搭设 、 拆 除 
2. 冬 雨 ( 风 ) 季 施 工时 ,对 砌 体 、 混 凝 土 等 采用 的 特殊 加 温 、 保 
温和 养护 措施 
: 5| ” 冬 雨季 
031302005| 。 冬 雨季 施工 增加 | 3. 冬 雨 ( 风 ) 季 施 工时 ,施工 现场 的 防滑 处 理 ， 对 影响 施工 的 十 
雪 的 清除 


4. 冬 雨 〈 风 ) 季 施 工时 ,增加 的 临时 设施 ， 施 工人 员 的 劳动 保护 
用 品 , 冬 雨 〈 风 ) 季 施 工 劳动 效率 降低 等 





031302006 | 已 完工 程 及 设备 保护 | 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 覆盖 、 包 囊 、 封 闭 、 隔 离 等 必要 保护 措施 





1. 高 层 施工 引起 的 人 工 功效 降低 及 由 于 人 工 工效 降低 引起 的 机 械 
031302007 高 层 施工 增加 降 效 
2. 通信 联络 设施 的 使 用 











注 : 本 表 所 列 项 目 应 根据 工程 实际 情况 计算 措施 项 目 费用 , 需 分 挫 的 应 合理 计算 摊 销 费 。 
@ 施工 排水 是 指 为 保证 工程 在 正常 条 件 下 施工 而 采取 的 排水 措施 所 发 生 的 费用 。 
图 施工 降水 是 指 为 保证 工程 在 正常 条 件 下 施工 而 采取 的 降低 地 下 水 位 的 措施 所 发 生 的 费用 。 
四 高 层 施工 增加 包括 以 下 两 方面 。 
a. 单 层 建筑 物 榴 口 高 度 超过 20m， 多 层 建 筑 物 超 过 6 层 时 ， 按 各 附录 分 别 列 项 ; 
b. 突出 主体 建筑 屋顶 的 电梯 机 房 、 楼 梯 出 口 间 、 水 箱 间 、 睫 望 塔 、 排 烟 机 房 等 不 计 人 棍 高 。 
计算 层 数 时 ， 地 下 室 不 计 人 层 数 。 
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(2) 计算 方法 
参见 本 书 前 面 工程 造价 计价 程序 表 的 规定 。 


及 


(人 二 相关 问题 说明 


(1) 工业 炉 烘 炉 、 设 备 负 荷 试 运转 、 联 合 试 运转 及 安装 工程 设备 场 外 运输 应 根据 招标 
人 提供 的 设备 及 安装 主要 材料 堆放 点 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 ) 附录 N. 2 其 他 措 
施 编 码 列 项 。 

(2) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 ， 应 按 现行 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 
算 规范 》(GB 50854 一 2013) 相关 项 目 编码 列 项 。 


@ 模块 小 结 站 













本 模块 主要 讲述 以 下 四 方面 内 容 。 
(1) 给 排水 及 消防 工程 的 组 成 、 施 工 


(2) 给 排水 施工 图 预算 定额 及 工程 则 : 管道 安装 〈 长 度 ) 、 除 锈 刷 油 ( 面 
积 ) 绝热 (体积 ); 阀门 、 水 表 、 水 卫生 器 具 安装 。 


(3) 水 灭火 系统 施工 图 预 y 灭火 系统 安装 C0 自动 喷 水 灭火 系统 安装 工程 
量 计算 规 则 和 定额 。 a 
(4) 工程 量 清单 AD 人 











NX (sD 


一 、 选 择 题 
1. 某 住 宅 楼 离 外 墙 皮 3. 6m 处 有 一 给 水 总 入 口 阁 门 ， 其 给 水 管道 的 室内 外 划分 界限 为 


A. 外 墙 皮 1. 5m B. 外 墙 皮 C. 外 墙 皮 3. 6m 

2. 室内 消火栓 定额 中 ， 包 括 消火栓 ( ) 水 带 。 

A. 25m B. 20m C. l8m 

3. 室内 排水 管道 安装 定额 内 ( js 

A. 已 包括 延 气 帆 的 制作 安装 B. 不 包括 透气 帽 的 制作 安装 


C. 包括 透气 帽 的 安装 人 工 费 ， 但 需 另 计 其 材料 费 

4. 大 便器 安装 预算 综合 单价 中 的 材料 费 已 包括 下 列 材 料 的 费用 《 i 

A. 大 便器 、 冲 水 阀门 B. 大 便器 水 箱 、 水 箱 托 架 

C. 大 便器 存 水 谊 ,与 上 下 水 管 连接 的 材料 

5. 在 给 排水 管道 工程 中 ， 过 楼 板 钢 套 管 的 制作 安装 工料 的 计算 ( )。 

A. 已 包括 在 管道 安装 预算 定额 内 B. 按 室内 钢管 (焊接) 安装 项 目 计算 
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从 G6 给 排水 安装 工程 施工 图 预算 编制 





C. 按 一 般 钢 套 管 制作 安装 项 目 计算 

6. 冷水 浴盆 安装 预算 基价 中 计价 材料 费 ， 已 包括 下 列 ( ) 材料 费用 。 
A. 浴盆 、 浴 盆 存 水 识 B. 浴盆 水 嘴 、 浴 盆 支 座 
C. 浴盆 存 水 弯 、 浴 盆 排 水 配件 

7. 生活 用 室内 给 水 管道 若 安 装 在 加 压 泵 间 ， 应 执行 ) 定额 。 

A 
忆 





. 补 编 新 定额 B. 第 八 册 定额 《工业 管道 工程 》 

”第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 暖 、 煤 气 工 程 》 

二 、 填 空 题 

1. 阀门 JI1W -10, 其 阀门 类 型 是 ， 连 接 形式 为 

ee 均 以 “个 ”为 计量 单位 ， 如 仅 为 一 侧 法 

兰 连 接 时 ， 定 额 所 列 数量 减 半 。 

3. 有 $113X6 焊接 钢管 一 段 ， 长 83m， 需 要 刷 油 、 保 管道 除 锈 、 刷 油 面积 
为 ; 管道 采用 65mm 厚 保温 层 绝热 ， 其 绝热 ， 绝 热 层 外 壳 保 护 
层 的 工程 量 为 AP 


4. 在 计算 管道 绝热 工程 量 时 ， 其 管道 延长 ; 所 占 长 度 ; 但 管道 绝热 ， 应 另 
行 计算 。 > 

三 、 判 断 是 修 

1. 在 DN32 以 内 的 室内 外 给 排 NS 均 已 包括 管 卡 及 托 钓 的 制作 安装 。 ) 

2. 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 pS 工程 》 人 冲洗 定额 子 目 只 ns 


en 
四 、 计 算 题 
A 和 排水 系统 图 a 管道 采用 镀 锌 钢管 (螺纹 


接口 ) ， 排 水 管 管 (水 泥 接 口 ) 侨 墙 不 考虑 套 管 ， 不 考虑 管道 的 除 锈 、 刷 
汉 ， 根 据 有 关 my / 






100 1200 200 300 


2000 





200 





(9 排水 平面 图 (9) 排水 系统 图 【模块 6 在 线 答题 】 
图 6.47 ”卫生间 给 排水 平面 图 和 系统 图 
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次 了 
$ 


Wa 


本 模块 介绍 了 采暖 工程 的 组 成 、 采 论 工 图 等 基本 知识 ; 重点 讲解 采暖 施工 图 预 
算 定额 及 工程 量 计算 规则 。 “pS 学 习 ， 应 掌握 采暖 工程 定额 及 工程 量 计算 规 


则 ; NS 次 














知识 
采暖 工程 施工 组 成 


采暖 管道 的 安装 、 散 热 器 
安装 的 定额 及 计算 规则 


相关 知识 
采暖 工程 施工 图 的 组 成 、 图 式 





能 看 懂 采 暖 工 程 施工 图 





掌握 采暖 管道 、 散 热 器 定额 
及 计算 规则 ; 能 进行 采暖 工程 
施工 图 预算 的 编制 


支架 工程 量 的 确定 ; 采暖 管道 、 
散热 器 定额 及 工程 量 计算 规则 





乓 7 EE 





7.1 采暖 工程 简介 
采暖 系统 的 组 成 和 分 类 


冬季 室外 气温 较 低 ， 室 内 的 热量 通过 建筑 物 外 墙 、 外 窗 、 外 门 、 顶 棚 和 地 面 不 断 向 外 
散失 ， 使 室内 温度 降低 ， 进 而 影响 建筑 物 的 正常 使 用 。 wx 必须 向 室 





内 供给 相应 的 热量 ,我们 把 这 种 向 室内 供给 热量 的 系统 称 为 邓 
1. 采暖 系统 的 组 成 
采暖 系统 由 热源 、 管 道 系 统 和 散热 设备 3 部 分 组 成 SS 
2. 采暖 系统 的 分 类 六 }- 
采暖 系统 根据 热 媒 的 种 类 分 为 热 水 采暖 
暖 系 统 。 热 水 采暖 系统 根据 其 供水 温度 的 不 筒 
度 为 905C ， 回 水 温度 为 70'C) 和 高 温 央 中 条 联系 统 ( 供 水 温度 高 于 100'C)。 蒸 汽 采 上 暖 系 
统 根据 使 用 压力 不 同 ， 可 分 为 低压 纱 汽 洒 暧 系统 (蒸汽 相对 工 作 压 力 为 70kPa) 和 高 压 燕 
OR 


7.1.2 maa x 


1. 热 水 采 i 入 
在 热 水 哆 中 ， 热 媒 为 热 水 ， 热源 产 生 热 水 ， 经 过 输 热管 道 流向 采暖 房间 的 散热 


器 中 ， 散 出 热量 后 经 管道 流 回 热源 ， 重 新 被 加 热 。 热 水 采暖 系统 按 热 水 供暖 循环 动力 不 同 
分 为 自然 循环 系统 和 机 械 循环 系统 。 热 水 采暖 系统 中 的 水 如 果 靠 供 、 回 水 温度 差 产 生 的 压 
力 循 环流 动 的 ， 称 为 自然 循环 热 水 采 暖 系统 ; 系统 中 的 水 如 果 靠 水 泵 强制 循环 的 ， 称 为 机 
械 循环 热 水 采 暖 系统 。 

2. 机 械 循环 热 水 采 暖 系统 的 组 成 及 常用 图 式 

对 于 管 路 较 长 、 建 筑 面积 和 热 负 荷 较 大 的 建筑 物 ， 则 要 采用 机 械 循环 热 水 采 暖 系统 。 
该 系统 供暖 范围 较 广 ， 目 前 已 经 成 为 应 用 最 为 广泛 的 供暖 系统 。 

(1) 组 成 

机 械 循环 热 水 采暖 系统 由 热 水 锅 炉 、 供 水 管道 、 散 热 器 、 回 水 管道 、 循 环 水 泵 、 膨 胀 
水 箱 、 排 气 装置 、 控 制 附件 等 组 成 。 

(2) 常用 的 管 网 图 式 

@ 机 械 循环 双 管 上 供 下 回 式 热 水 采暖 系统 。 双 管 上 供 下 回 式 系统 供水 干 管 是 由 室外 
直接 引入 建筑 物 顶 层 的 顶棚 下 或 吊顶 内 ， 由 顶层 设置 立 管 分 别 送 给 以 下 各 层 的 散热 器 ， 吕 
水 干 管 设 在 系统 下 部 ， 一 般 设 在 地 沟 内 。 该 系统 易 造成 上 热 下 冷 的 “垂直 失调 ”现象 ， 楼 
层 越 多 ， 失 调 现象 越 严 重 ， 此 系统 不 宜 在 四 层 以 上 的 建筑 物 中 采用 ， 如 图 7. 1 所 示 。 








润 汽 采暖 系统 、 烟 气 采暖 系统 和 热风 采 
为 两 种 ， 即 低温 热 水 采 暖 系 统 〈 供 水 温 
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脑 联 水 箱 一】 采 明 供水 管 。 ;0 003 










图 7.1 机 械 循环 双 管 上 供 下 回 式 热 水 采 暖 系 
@ 机 械 循 环 单 管 上 供 下 回 式 热 水 采暖 系统 。 与 双 管 ， 从 单 管 系统 构造 简单 ， 
施工 方便 ,节约 管材 ， 造 价 低 ,不 易 产生 垂直 失调 现 E 多 层 建筑 和 高 层 建筑 中 ， 
如 图 7.2 所 示 。 


gi 
| 
Xa 程式 系统 RS (b) 异 程式 系统 
NS 2 机 杰 怕 于 入 下 回执 水 采 县 系 入 
@ 机 械 循 处 双 管 下 供 下 回 式 采暖 系统 。 该 系统 的 供水 干 管 和 回 水 干 管 均 敷设 在 底层 
地 沟 或 地 下 室内 ， 管 道 保温 效果 好 ， 热 损失 较 少 ， 一 般 适用 于 顶层 难以 布 剖 干 管 的 场合 及 
有 地 下 室 的 建筑 ， 如 图 7. 3 所 示 。 








图 7.3 ”机械 循 环 双 管 下 供 下 回 式 采暖 系统 
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@ 机 械 循 环 中 供 式 采 暖 系统 。 该 系统 的 水 平 干 管 敷设 在 系统 的 中 部 ,一 般 可 设 于 建 
筑 物 夹层 内 。 机 械 循环 中 供 式 采暖 系统 在 一 定 程 度 上 减轻 了 上 供 下 回 式 采 暖 系统 楼 层 过 多 
而 易 出 现 垂直 失调 的 现象 ， 同 时 也 可 避免 建筑 物 顶 层 梁 底 高 度 过 低 导致 干 管 挡住 顶层 窗户 
的 不 合理 布置 ， 如 图 7.4 所 示 。 






















图 7.4 机 械 循环 中 供 式 SE 


@ 水 平 串 联 式 热 水 采 暖 系统 。 该 系统 是 平 申 联 多 组 散热 器 的 布置 形式 ， 
该 系统 安装 简单 ， 施 工 方 便 ， ke 如 图 7.5 所 示 。 











2 顺 流 式 六 2 (b) 跨越 式 

A / 图 7.5 ”水平 需 联 式 热 水 采 暖 系统 

@ 分 户 计量 热 水 采 暖 系统 。 新 建 住宅 采用 热 水 集 中 采暖 系统 时 ， 应 设置 分 户 热 计 量 
和 室温 控制 装置 ， 实 行 供 热 计 量 收费 。 分 户 热 计量 是 指 以 户 〈 套 ) 为 单位 进行 采暖 热量 的 
计量 ,每 户 需 安装 热量 表 和 散热 器 温 控 阀 ， 如 图 7.6 所 示 。 








团 (a) 双 管 上 供 上 回 式 (b) 双 管 下 供 下 回 式 
图 7.6 分 户 计 量 热 水 采暖 系统 
1 一 自动 排 气 阀 : 2 一 调节 阀 : 3 一 除 污 器 ; 4 一 热量 表 
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3. 管道 的 甫 设 
采暖 管道 的 布置 原则 : 力求 管道 最 短 ， 便 于 管理 ， 且 不 影响 房间 的 美观 。 管 道 的 安装 
方法 包括 明 装 和 暗 装 两 种 。 一 般 民 用 建筑 、 公 共 建 筑 及 工业 厂房 

都 采用 明 装 ; 对 装饰 要 求 较 高 的 建筑 物 都 采用 暗 装 。 
© 焊接 安装 钢管 管件 一 般 在 施工 现场 用 所 弯 、 挖 眼 接管 等 方 
法 制作 。 立 管 与 支管 在 同一 平面 交 又 ， 立 管 应 爆 制 成 “元 宝 弯 ” 
的 形式 绕 开 ， 如 图 7.7(a) 所 示 。 水 平 管 与 散热 器 连接 ， 因 不 在 
(中 元宝 弯 划 来 回 弯 ”同一 条 直线 上 ， 需 要 爆 制 成 “来 回 弯 ”( 灯 叉 弯 ) 进行 连接 ， 如 
图 7.7 焊 弯 形式 示意 ”图 7.7(b) 所 示 。 

4. 供暖 器 具 

人 和 上 安家 在 刘 内 的 得， 用 的 供 全 和 具 主导、 区 机 、 瓜 < 
和 辐射 板 等 ， 其 中 散热 器 使 用 最 多 。 散 热 器 一 般 布 置 在 多 台 SF， 散 热 器 的 种 类 有 很 
多 ， 按 材质 分 为 铸铁 散热 器 和 钢 制 散热 器 。 

(1) 铸铁 散热 器 

如 图 7. 8 所 示 ， 铸 铁 散热 器 有 柱 型 、 翼 型 
型 、760 型 和 四 柱 、 五 柱 型 等 。 愤 型 散热 回春 
散热 器 和 愤 型 散热 器 之 间 。 各 类 铸铁 


























4。 柱 型 散热 器 有 M132 型 、M813 
型 、 圆 避 型 等 。 柱 避 型 散热 器 介 于 柱 型 
术 参 数 见 表 7- 1。 


200( 小 60) 








图 7.8 铸铁 散热 器 
表 7-1 各 类 铸铁 散热 器 技术 参数 





























二 高 度 (mm) 上 下 孔 中 心 厚度 | 宽度 | 散热 面积 质量 
带 腿 | 中 片 距离 (mm) (mm) | (mm) | (m*/ 片 ) (kg/ 片 ) 
四 柱 760 型 760 696 614 51 166 0.235 8 或 7.3 
四 柱 813 型 813 732 642 57 164 0. 280 7. 99 或 7. 55 
五 柱 700 型 700 626 544 50 215 0. 280 10. 1 或 9.2 
五 柱 800 型 800 766 644 50 215 0. 330 11. 1 或 10.2 
MI132 型 583 500 82 132 0. 250 学 
长 要 型 (大 60) 600 505 280 115 1.175 28 
长 翼 型 (小 60) 600 505 200 115 0. 860 20 


























118 


人 7 ER 





(2) 钢 制 散热 器 
常用 的 钢 制 散热 器 有 钢 制 柱 式 、 钢 制 闭 式 钢 串 片 、 钢 制 板式 、 钢 制 扁 管 型 四 大 类 ， 如 
图 7.9 所 示 。 





又、 GZ4-HI/B-P GZ: 局 
NX | 图 7. " 世 柱 式 散 热 器 


表 7-2 钢 制 柱 式 散 热 器 技术 性 能 参数 











高 度 (mm) 厚度 宽度 质量 
名 称 上 下 孔 中 心 距 离 (mm) 
中 片 (mm) (mm) (kg/ 片 ) 
120 1. 26 
600 500 50 140 1. 46 
160 70 
GZ4- Hi/B-P 
120 2. 00 
400 300 50 140 2. 33 
160 2. 66 
120 2.33 
700 600 50 140 2. 74 
160 3. 08 
GZ3 - HI/B-P 
120 3. 40 
1000 900 50 140 4. 50 
160 5. 60 
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@ 钢 制 闭 式 串 片 式 对 流散 热 器 。 闭 式 对 流散 热 器 型 号 表示 方法 如 图 7. 12 所 示 。 


GZX-X/X-. Toe 


[em 0.1MPa) G CB-x-x 
散热 器 宽度 (单位 : 100mm) 工作 压力 (单位 : 0.1MPa) 
进出 水 口中 心 距离 (单位 ;100mm) 


同 侧 进出 口中 心 距离 (单位 : 100mm) 








柱 的 数量 闭 式 申 片 式 
_ 钢 制 柱 式 
图 7.11 钢 制 柱 式 散热 器 型 号 表示 方法 图 7.12 钢 制 闭 式 串 片 式 对 流散 热 器 型 号 表示 方法 


加 钢 制 板式 散热 器 。 钢 制 板式 散热 器 型 号 表示 方法 如 图 7. 区 其 示 。 
@ 钢 制 扁 管 型 散热 器 。 钢 制 扁 管 散热 器 型 一 折 示 


GBxX-x/x-x 


工作 压力 (单位 : 0.1MPa) 
单 面 D， 双 面 S 
同 侧 进出 口中 心 距离 (单位 : 100mm) 


单 面 水 道 槽 为 1， 双 面 水 道 槽 为 2 RN 
钢 制 板式 > 钢 | 
图 7.13 ge 法 RM 扁 管 型 散热 器 型 号 表示 方法 
5. 引入 装置 ( 热 > 
室外 采暖 管 i chansnn 置 ， 用 来 控制 〈 接 通 或 切断 》 热 媒 及 减 
压 、 观 察 执 


、 ss 如 图 7. 15 所 示 通常 由 温度 计 、 压 力 表 、 旁 通 管 、 调 压 
板 、 除 污 器 门 等 组 成 。 










| 工作 压力 (单位 : 0.1MPa) 


进出 水 口中 心 距离 (单位 ;100mm) 










型 式 标记 ; 单 板 D， 双 板 S 











图 7.15 采暖 系统 引入 装置 示意 图 
1 一 调 压 板 ; 2 一 温度 计 ; 3 一 压力 表 ; 4 一 除 污 器 ; 5 一 阀门 


6. 排 气 装置 

(1) 集 气 锐 

集 气 色 一 般 是 用 DN100 一 250 的 钢管 焊 制 而 成 ， 分 为 立 式 和 了 围 式 两 种 。 集 气缸 一 般 设 
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于 上 供 式 系统 供水 干 管 末端 的 最 高 处 ， 用 以 聚集 和 排除 系统 中 的 空气 ， 如 图 7. 16 所 示 。 
(2) 自动 排 气 阀 
自动 排 气 阀 是 靠 阀 体 内 的 启 闭 机 构 自 动 排除 空气 的 装置 ， 广 泛 用 于 热 水 采 暧 系统 中 
自动 排 气 阀 常用 的 规格 有 DN15、DN20、DN25 等 ,与 末端 管道 的 直径 相同 ， 如 图 7.17 
所 示 。 








图 7.16 集 气 后 
(3) 手动 跑 风门 Ky 


手动 跑 风门 用 于 散热 器 或 分 集 水 器 sah 适用 于 工作 压力 不 大 于 


0. 6MPa， 温 度 不 超过 130C 的 热 水 及 下 热 器 或 管 
7. 朴 水 器 
= 热 设备 及 管道 中 的 凝 水 ， 并 


能 阻止 蒸汽 溢 漏 。 政 水 器 多 ， 按 其 工作 时 几 械 型 ， 热 动力 型 、 恒 温 型 3 


种 ， 如 图 7. 18 一 本 
1 


图 7.18 倒 吊 桶 式 疏 水 器 (机 械 型 ) ”图 7.19 热 动力 型 疏水 器 图 7.20 恒温 型 疏水 器 

8. 除 污 器 

除 污 器 是 用 来 清除 和 过 滤 热 网 中 污 物 ， 以 保证 系统 管 路 畅通 无 阻 的 设备 ， 如 图 7. 21 
和 图 7.22 所 示 。 

9. 伸缩 器 

伸缩 器 又 称 补偿 器 。 在 供暖 系统 中 ,伸缩 器 可 以 补偿 管道 的 热 伸 长 ， 同 时 还 可 以 补偿 
因 冷 却 而 缩短 的 长 度 ， 使 管道 不 致 因 热 胀 冷 缩 而 遭 到 破坏 。 常 用 伸缩 器 有 自然 补偿 器 、 方 
形 补 偿 器 、 套 简 伸 缩 器 和 波形 伸缩 器 等 。 自 然 补偿 器 包括 L 形 补偿 器 、Z 形 补偿 器 和 方形 
补偿 器 ， 如 图 7. 23 所 示 。 
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图 7.21 立 式 除 污 器 


1 一 简体 ;2 一 底板 ; 3 一 进 水 管 ; 4 一 出 水 管 ; 5 RS 排污 丝 堵 






PP 


< 
RT 






(9 工 形 补偿 器 (b) Z 形 补偿 器 


(6) 方形 补偿 器 


图 7.23 自然 补偿 器 


7. 2 采暖 工程 施工 图 的 识 读 








平面 图 和 系统 图 是 采暖 工程 施工 图 中 的 主要 图 样 ， 看 图 时 应 相互 联系 和 对 照 ， 一 般 按 
照 热 媒 的 流动 方向 识 读 ， 即 供水 总 管 一 供水 总 立 管 一 供水 干 管 一 供水 立 管 一 供水 支管 一 散 
热 器 一 回 水 支管 一 回 水 立 管 一 回 水 干 管 一 回 水 总 管 。 
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[EP 采暖 工 程 施工 图 的 组 成 


采暖 工程 施工 图 由 文字 部 分 和 图 示 部 分 组 成 。 文 字 部 分 包括 设计 施工 说 明 、 图 纸 目 
录 、 图 例 及 主要 设备 材料 表 等 ， 图 示 部 分 包括 平面 图 、 系 统 图 和 详 图 。 








[省 采暖 工程 施工 图 图 例 


采暖 系统 施工 常用 图 例 见 表 7 -3。 
表 7-3 采暖 系统 施工 图 常用 图 例 (GB/T 50114 一 2010) 

































































符 ”号 名 称 | 备 注 符 ”号 称 
供水 ( 汽 ) 管 -Ne 也 可 用 
二 二 回 (凝结 ) 水 管 自动 排 气 六 
和 集 气 钠 、 
一 一 一 | 补偿 器 _ NN 基部 同 
一 王 一 套 管 补偿 器 UE “由 固定 支架 
| ne 可 
= wah fe 坡度 及 坡 向 
le 温度 计 
pe 止 回 六 压力 表 
流向 : 自 三 
十 十 截止 间 水 友 | 角形 底 边 至 
| 活 接头 或 
HK- 闻 闪 法 兰 连接 
左 为 平面 
散热 器 及 ”| 图 ， 中 为 剖面 可 届 挠 
fe 
[8 手动 放 气 阅 | 图 ， 右 为 系统 | 一 不了 橡胶 接头 
(Y 轴 侧 ) 图 
左 为 平面 
[me 散热 器 及 y 关 妆 沧 还 肖 
本 15 加 温 控 器 和 二 为 系 | 一 人 一 | 为 Y 形 过 滤器 
hd 直通 型 (或 反 
Giese 7 冲 型 ) 除 污 器 
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采暖 系统 施工 图 的 识 读 


排 数 ]; 2 
器 E 长 


1. 阅读 文字 部 分 

(1) 先 看 设计 施工 说 明 

了 解 以 下 几 方 面 的 内 容 。 

O 散热 器 的 型 号 ; 

@ 管道 的 材料 及 管道 的 连接 方式 ; 

@ 管道、 支架 、 设 备 的 刷 漆 和 保温 做 法 ; 
@ 施工 图 中 使 用 的 标准 图 和 通用 图 。 





(2) 看 图 例 ， 卉 清 各 符号 代表 的 含义 伦 
(3) 看 主要 设备 材料 表 ， A 


2. 看 采暖 施工 平面 图 
采暖 施工 平面 图 是 施工 图 的 主要 部 分 ， 表 明 3 和 








热 器 等 的 平面 布置 和 平面 位 


。 主 要 包括 以 下 几 点 内 容 。 


@ 建筑 物 的 基本 情况 。 > RS 
@ 热力 入口 的 设置 情况 。 人 
@ 散热 器 的 类 型 、 位 置 和 数量 : 热 
A. 柱 型 、 长 浪 型 散热 器 内 村 

B. 团 演 型 散热 器 应 标 
C. 光 管 散热 器 应 标注 给 









2000X4[ 管 径 (mm) XX 管 长 (mm) x 





D, 闭 式 度 、 排 数 ， 和 六 ek 话 x 者 ). 

@ 供 、 国 ?SP 管 及 立 管 的 布置 情况 和 平面 位 置 。 

加 阅 门 、 固 定 支 架 、 伸 缩 器 、 膨 胀 水 箱 、 集 气 鱼 等 设施 的 平面 位 时 。 

3. 把 平面 图 与 系统 图 结合 起 来 看 ， 弄 清 系统 图 式 及 管道 布置 情况 

采暖 系统 图 主要 表示 采暖 系统 所 有 供 回 水 藻 汽 、 凝 结 水 干 管 、 立 管 、 支 管 及 设备 


和 附件 的 空间 关系 。 识 读 采暖 管道 系统 图 时 ， 包 括 以 下 几 点 内 容 。 


串 弄 清 管道 的 空间 走向 和 空间 位 置 ， 管 道 直径 及 管道 变 径 点 的 位 置 。 

@ 管道 上 阀门 的 位 置 及 规格 。 

@ 散热 器 与 管道 的 连接 方式 。 

4. 最 后 看 采暖 施工 详 图 及 大 样 图 

在 平面 图 和 系统 图 上 不 能 表示 清楚 又 无 法 用 文字 说 明 的 地 方 ， 一 般 可 用 详 图 表示 ，, 采 

















暖 系统 施工 图 的 详 图 有 以 下 几 项 。 
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名 地 沟 入 口 处 详 图 ， 即 热力 入 口 详 图 。 
@ 地 沟 内 支架 安装 大 样 图 。 
@ 膨胀 水 箱 间 安装 详 图 等 。 
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7. 3 ”预算 定额 及 施工 图 预算 编制 


管道 定额 及 工程 量 计算 规则 


1. 管道 界线 的 划分 (图 7.24) 

名 室内 外 管道 以 建筑 物 外 墙 皮 1. 5m 为 界 ; RAR 室外 
设 采暖 人口 装置 者 以 人 口 装置 循环 管 三 通 为 界 。 

0 


1. 5m 为 界 。 : 
@ oemorooags 9 


为 界 。 


@ 机 房 、 i 定额 TD MW 





ee a 定额 第 十 册 定额 第 十 册 

纪行 和 十 天 定 人 《给 > TA 4 和 盾 轩 各 的 抽 分 
P. 157~19 

Da 的 包括 相应 管件 不 试验 及 冲洗 工作 内 容 。 各 种 管件 数 
量 系 综合 取 定 4 双眼 本 册 “ 管 道 简 佬 几 攻取 定 表 ” 计 算 。 本 册 定 额 管件 含量 中 不 合 
与 螺纹 阀门 3 抽 对 丝 ， 其 用 量 合租 强 纹 六 门 安装 项 目 中 ， 


加 钢管 焊接 安装 项 目 中 均 综合 考虑 了 成 品 管件 和 现场 握 制 弯 管 、 摔 制 大 小 头 、 挖 眼 三 通 。 

@ 除 室内 塑料 管道 中 已 包括 管 卡 安装 外 ， 其 他 管道 项 目 均 不 包括 管道 支架 、 管 卡 、 
托 钧 等 制作 安装 ， 以 及 管道 穿 增 、 楼 板 套 管制 作 安 装 、 预 留 孔 洞 、 堵 洞 、 打 洞 、 溺 档 等 工 
作 内 容 ， 发 生 时 执行 第 十 一 章 相应 项 目 。 

@ 镀 锌 钢管 〈 螺 纹 连接 ) 项 目 适用 于 室内 外 焊接 钢管 的 螺纹 连接 。 

@@ 采暖 室内 直 埋 管道 是 指 敷 设 于 室内 地 坪 下 或 墙 内 的 由 采暖 分 集 水 器 连接 散热 器 及 
管道 井 内 立 管 的 塑料 采暖 管 段 ， 不 适用 于 地 板 辐射 采暖 管道 。 地 板 辐射 采暖 系统 管道 执行 
第 七 章 相应 项 目 。 

@ 室内 外 采暖 管道 在 过 路 口 或 跨 绕 梁 、 柱 等 障碍 时 ,如 发 生 类 似 于 方形 补偿 器 的 管 
道 安装 形式 ,执行 方形 补偿 器 制作 安装 项 目 。 

3. 工程 量 计算 规则 

名 区 分 室内 外 、 区 分 公称 直径 DN、 区 分 连接 方式 ， 管 材 以 中 心 线 延 长 米 计 。 

@ 水 平 敷 设 的 管道 ， 一 般 在 平面 图 中 按 比 例 量 测 ， 垂直 敷设 的 管道 在 系统 图 中 结合 
标高 计算 。 

@ 管 长 不 扣除 阀门 及 温度 计 、 压 力 表 、 除 污 器 等 器 具 所 占 长 度 。 
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国光 辐 @ 供暖 管道 遇 缩 墙 、 租 管 时 应 做 灯 又 村 和 抱 弯 。 灯 又 弯 增 加 长 度 ; 
| 支管 35mm， 立 管 60mm; 抱 弯 增 加 长 度 : 支管 omm， 立 管 60mm。 
加 回 方形 补偿 器 所 占 长 度 计 入 管道 安装 工程 量 。 

【管道 的 特殊 做 法 】 @ 与 分 集 水 器 进出 口 连接 的 管道 工程 量 应 计算 至 分 集 水 器 中 心 线 位 置 。 


【 硅 电 届 管道 支架 制作 安装 量 的 确定 


1. 管道 支架 的 设置 原则 

加 立 管 每 层 设 一 个 支架 。 

@ 管道 的 进出 口 处 、 水 箱 设 备 及 较 重 的 阁 件 和 水 表 等 处 应 加 设 支架 。 

@ 管 长 超过 规定 限 值 时 ， 应 加 设 支架 。 管 道 半 固 定 或 活动 支架 间距 见 表 7 -4。 
表 7-4 管道 半 固 定 或 活动 支架 间 单位 : mm 
























公称 直径 15 20~32 50 100 125~200 
i 保温 1.5 2.0 本 : 6.0 
不 保温 3.0 3.0 6.0 6.0 
2. 管道 支架 工程 量 的 确定 人 
方法 1: NS 和 
管道 支架 工 长 度 Cm) XX 理论 质量 (kg/m) 
方法 2: Ry 锋 排 水 、 采 暖 、 P. 655 一 656。 






3. 几 种 管道 支架 的 
计算 管道 支架 的 质 先 确定 支架 数量 ss 革 次 钢 定 一 个 支架 所 用 材料 种 类 及 质量 

最 后 求 出 总 质量 ,起 租 化 估算 时 支架 所 用 史 锥 疹 加 钢 卡 见 表 7 -5 和 表 7 -6。 

表 7-5 支架 所 朋 型 钢 规格 与 长 度 




































管道 类 别 公称 直径 (mm) 型 钢 规格 型 钢 长 度 (mm) 
单 管 不 保温 管道 | <50 L40x4 375 
- | 40~50 L50X5 505 
单 管 保温 管道 
| <32 | L40X4 475 
表 7-6 支架 所 用 圆 钢 管 卡 规格 与 长 度 单位 ，mm 
公称 直径 50 40 32 25 
$10 圆 钢 长 度 220 190 
#8 圆 钢 长 度 172 150 














名 沿 墙 安装 不 保温 水 平 管道 托 钧 支架 ， 每 个 单 立 管 卡子 、 单 管 托 钩 质量 见 表 7 -7。 
表 7-7 每 个 单 立 管 卡 子 、 单 管 托 钩 质量 




















公称 直径 (mm) 15 20 25 32 40 50 
单 立 管 卡子 (kg) 入 0.19 0.20 0. 22 0. 23 0.25 
单 管 托 钧 (kg) 0.12 0.12 0.13 0. 22 0.23 0.25 
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@ 单 管 立 式 支架 (一)， 如 图 7. 25 所 示 ， 其 主 材 规格 及 质量 见 表 7-8。 
@ 单 管 立 式 支架 (二 )， 如 图 7. 26 所 示 ， 其 主 材 规格 及 质量 见 表 7 -9。 



















L 
























































单个 支架 质量 (kg) 
序号 

I 型 工 型 

0.03 0.20 0.27 

1 

0.03 0.15 0. 20 

0.03 0. 21 0. 28 

2 

0.03 0. 16 0.22 

M8X 40 0.03 0. 26 0.34 

0.14 0. 20 M8X40 0.03 
32 一 35X3 316 416 | 0.35 | 0.46 | MIOX45 0.05 0. 40 0.51 

32 一 25X3 270 | 370 |0.16 |0.22 | M8X40 0.03 0.19 0.25 
40 —35X4 342 442 | 0. 38 | 0.49 | MIOX45 0.05 0.43 0.54 

40 一 25X3 296 396 | 0.17 | 0.23 | M8X40 0.03 0.20 0.26 
50 一 35X4 374 474 | 0.41 | 0.52 | MIl10X45 0.05 0. 46 0.57 

" 50 一 25X3 327 427 | 0. 19 | 0.25 | M8X 40 0.03 0.22 0.28 
70 一 40X4 430 530 | 0.54 | 0.66 | MIOX45 0.05 0.59 0.71 

" 70 一 25X3 379 479 | 0.22 | 0.28 | M8X40 0.03 0. 25 0.31 
80 —45X4 475 575 | 0.67 | 0.81 | Mi0OX45 0.05 0.72 0.86 

2 80 一 30X3 | 436 | 536 | 0.31 | 0.38 | M8X40 0.03 0. 34 0.41 
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(b) 平面 图 伦 
图 7.26 单 管 立 式 支架 RN 



























































50 L30X4 184 0. 33 0 394 0. 38 MI0x 45 2 0.11 0.82 
70 L30X4 186 0.3 4 | 480 0. 60 50 2 0. 16 1.09 
80 L6X4 200 (下 3 一 40X4 | 520 M12X50 2 0. 16 1. 25 
100 49 一 40 尖 4 DA M12X50 2 0. 16 1.41 
125 0.57 pe 1.80 |M1I6x60| 2 0.34 2.71 
150 0.78 一 50X6 厂 46 2. 00 M16X60 2 0. 34 3.12 
200 L40x4 324 0.79 一 50X6 | 1008 2.38 M16X60 2 0. 34 3.51 


回避 各 加 
回 
【室内 管道 支架 】 





图 7.27 双 管 立 式 支架 
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表 7-10 双 管 立 式 支架 主 材 规格 及 质量 























公称 直径 (mm) 扁 钢 卡 板 螺 母 圆 钢 支撑 杆 
序 
展开 | 件数 | 单 重 | 总 质量 质量 (kg) | 全 长 | 质量 
号 | DN | DNI | 规 规格 | 个 数 
ee ee To00 ft)| (mm) | (re) 
—40x4 |150 | 2 |o19| osg |Mz| 2 | 16.32 | 238 | 0.21 
| 弟 ' | 省 
” ~ [ssxs [ms | 2 oz| oz [mol 2 | io | 105 | oi2 
—40x4 | 156 | 2 |ozo| 040 |Mz| 2 | 16.32 | 238 | 0.2 
2| 15 | 20 
—35x3 | 153 | 2 |o.13| 0.26 [Mio| 2 | 10.99 | 205 | 0.13 













































































@ 可 用 于 水 平 管 及 立 管 的 支架 ， 如 图 7. 28 所 示 。 可 用 于 水 平 管 及 立 管 的 支架 主 材 规 
格 及 质量 见 表 7 一 11。 





7.28 可 用 于 水 平 管 及 立 管 的 支架 
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表 7-11 可 用 于 水 平 管 及 立 管 的 支架 主 材 规格 及 质量 
公称 直径 (mm 加 钢管 卡 螺母 及 垫圈 支撑 角钢 单个 支 
保温 规格 | 展开 | 件数 | 质量 规格 件数 | 质量 规格 长 度 | 件数 | 质量 | 架 质量 
不 保温 | d | (mm) | (个 ) | (kg) (个 ) | (kg) (mm) | (个 ) | (kg) | (kg) 
15 8 460 0.182 | M8 2 0.02 | L45X4 430 1.18 | 1.382 
15 8 152 1 0.06 Ms 2 0.02 | L45X4 330 1 0.90 | 0.980 
20 8 469 l 0.185 | M8 2 0.02 | L45X4 430 1 1.18 | 1.385 
人 20 8 160 1 0.06 M8 2 0.02 | L45X4 340 1 0.93 | 1.010 
| 25 8 489 0. 193 | M8 2 0.02 | L45X4 450 1 1.23 | 1.443 
25 8 181 1 0.07 M8 2 0.02 ve 1 0.96 | 1.05 
32 8 513 1 0.203 | M8 2 0.02 450 1 1.23 | 1.453 
' 32 8 205 1 0.08 M8 2 0wg L 4 360 1 0.98 | 1.08 
40 8 533 1 0.211 | M8 2 . 0! L45X4 460 1 1.26 | 1.491 
40 8 224 1 0.09 Ms .02 | L45X4 370 1 1.01 1 
50 8 561 1 0. 222 2 0.02 | L45X4 470 1 1.29 | 1.532 
50 8 253 1 2 0.02 上 45X 4 380 1 1.04 1.16 
65 10 610 Ky M10 2 0. 区 公 台 490 1 1.34 | 1.746 
65 10 30. 议 [; 19 | M10 | L45X4 400 1 1.10 | 1.320 
80 0.401 | M10 L50x5 | 510 1 1.40 | 1.831 
“ 80 LL 0.21 中 L50X5 430 1 1.18 | 1.420 
100 1 0.439 | M of 2 0.03 L50x5 540 1 2.04 | 3.509 
100 0.25 | Ml0 2 0.03 | L50x5 450 1 1.70 | 1.980 
125 12 785 lL 0.697 | M12 | 2 0.04 | L50X5 570 1 2.15 | 2.887 
125 12 477 0.42 | Ml2 2 0.04 | L50X5 450 1 1.85 | 2.310 
150 12 854 0.758 | Ml2 2 0.04 L63x6 600 1 3.43 | 4.288 
了 150 过 546 | 0.49 | Ml2 2 0.04 L50X5 510 ) 1.92 | 2.450 
200 12 989 | 0.878 | Ml2 2 0. 04 L63X6 660 1 3.78 | 4.698 
200 12 681 0.60 | Ml2 2 0. 04 L63X6 570 1 3.26 | 3.900 
【 例 7-1]】 某 学 校 室外 供暖 管道 〈( 地 沟 救 设 ) 中 ,如 图 7.29 所 示 , 有 D133X4.5 的 


无 缝 管道 一 段 (20 元 /m， 管 件 7 元 /个 ， 压 制 这 头 8 元 /个 )， 管 沟 起 止 长 度 为 120m， 管 
道 的 供 回 水 管 分 上 、 下 两 层 安 装 ， 中 间 设 正方 形 伸缩 器 一 个 ， 辟 长 1. 2m， 该 管道 人 工 除 
轻 锈 ， 刷 红 丹 漆 两 遍 ， 珍 珠 岩 瓦 块 绝 热 ， 绝 热 厚 度 为 50mm (180 元 /ms )， 玻 璃 丝 布 保护 
层 外 刷 沥 青 漆 两 道 ， 试 计算 该 工程 综合 单价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 
( 含 脚手架 ) (型 钢 3100 元 / 吨 ) 。 
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+ 120m 





图 7. 29 供暖 管道 


解 : (1) 无 颖 管 $133X4.5 的 安装 
工 一 (120 十 1.2X2)X2 一 24. 48(10m) 


查 定额 10-2-29， 得 
人 工 费 , 一 24.48X191. 10 一 4678. 13( 元 ) 


材料 费 ,二 24. 48X17. 88 十 24.48X10. i 78( 元 ) 


机 械 费 | 二 24. 48X92. 89 一 2273.95( 元 ) 


管理 费 , 一 24.48X43. 07 一 1054. 35( 元 ) Kt 
利润 | 二 24. 48X22. 14 一 541. 99( 元 ) Se 
综合 单价 | 二 4678. 13 十 5506. 78 十 1054. 35 十 541. 99 一 14055. 20( 元 ) 
综合 工 日 | 一 24.48X1.66 一 4 ) _ 

(2) 方形 伸缩 器 制作 安装 XS 党 

工程 量 一 2 个 淡 Wa 

制作 查 定 客 

人 ze 一 386. 92( 元 ) 
材料 费 。， 61232+2X4X8=198] 
和 
管理 费 ,, 二 2X38. 92 一 77. 84( 元 ) 
利润 ,, 二 2X20. 00 一 20.00( 元 ) 
综合 单价 一 386. 92 十 198. 64 十 135. 00 十 77. 84 十 20. 00 一 818. 40( 元 ) 
综合 工 日 一 2X1.50 一 3.00( 工 日 ) 

安装 查 定额 10 -5 -401 

人 工 费 加 二 2X61, 91 王 123.82( 元 ) 

材料 费 包 二 2X18. 72 二 37. 44( 元 ) 

机 械 费 2 二 2X25. 43 二 50. 86( 元 ) 

管理 费 m 一 2X12. 45 一 24.90( 元 ) 

利润 mw 一 2X6.40 一 12. 80( 元 ) 

综合 单价 2 二 123. 82 十 37. 44 十 50. 86 十 24. 90 十 12. 80 一 249. 82( 元 ) 
综合 工 日 一 2X0.48 一 0.96( 工 日 ) 


(3) 管道 支架 制作 安装 
国定 支架 共 4 个; 活动 支架 二 [(120 二 6 十 1 十 1) 一 2X2]X2 二 36( 个 ) 
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每 个 固定 支架 减少 2 个 活动 支架 ; 在 伸缩 器 处 加 设 一 个 活动 支架 。 由 标准 图 集 查 支架 
材料 规格 及 数量 。 

固定 支架 材料 规格 及 数量 

L100X8: 两 根 ， 长 0.725m/ 根 (理论 质量 12. 276kg/m) 

L100X8: 一 根 ， 长 1. 5m (理论 质量 12. 276kg/m) 

$8: 两 根 ， 长 0. 5m (理论 质量 0. 395kg/m) 

一 40X4: 长 0.06m (理论 质量 1. 88kg/m) 

M8: 4 个 [质量 5.674kg/(1000 个 )] 

活动 支架 的 规格 与 数量 

L100X8: 一 根 ， 长 0.725m 


$8: 一 根 ， 长 0. 5m 

M8 螺母 ;2 个 伦 
支架 工程 量 KK 

本 三 二 全 一.725X12.276X2+1 5X12 275t NY S95x 2+ 


0.06X1.88+4X5.674/1000) 


=36, X40 8 ke PSs Okg) 
活动 支架 一 (0.725X12. 276 十 0.5 3 X5.674/1000) X36 


=9. 108 X36=327. 92, . 279(100kg) 

查 定额 制作 10 -11-2、10 -PC 

人 工 费 ;, 二 1. 470X612. mk 9X473. 58 一 人 

人 一 1.470X 470X105. 00X ox 14 十 3. 279X105.00X3.1 
机 械 费 ,去 66. 279 lh: 69( 元 ) 

管理 费 ,。 M25 ee es 530. 80( 元 ) 





利润 ;, 二 1.4470 X63. 343. 279X54. 81 一 272. 83( 元 ) 
综合 单价 ,一 2453. 60 十 1698. 28 十 708. 69 十 530. 80 十 272. 83 一 5664. 20( 元 ) 
综合 工 日 :一 1,470X4,75 十 3.279X3. 67 一 19.02( 工 日 ) 
查 定 额 安 装 10-11-7;10-11-9 
人 工 费 3 二 1. 470X330. 04 十 3. 279X255. 37 一 1322. 52( 元 ) 
材料 费 a 一 1. 470X87. 15 十 3. 279X56. 84 一 314. 49( 元 ) 
机 械 费 二 1. 470X107.20 十 3. 279X68. 31 一 381. 57( 元 ) 
管理 费 ;, 二 1. 470X66. 42 十 3. 279X51. 37 一 266.08( 元 ) 
利润 wm 一 1. 470X34. 14 十 3. 279X26. 40 一 136.75( 元 ) 
综合 单价 一 1322. 52 十 314. 49 十 381. 57 十 266. 08 十 136. 75 一 2421. 41( 元 ) 
综合 工 日 ,二 1. 470X2.56 十 3. 279X1.98 一 10. 26( 工 日 ) 
(4) 管道 人 工 除 轻 锈 
S 一 rDL 一 3.14X0.133X244. 8 一 102.23(m2? ) 一 10. 223(10m2 ) 
查 定额 12-1-1， 得 
综合 单价 ,一 358. 62 十 36. 19 十 79. 53 十 40. 89 一 515. 23( 元 ) 
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组 工程 施工 图 预 





人 工 费 ,二 10.223X35.08 二 358. 62( 元 ) 

材料 费 ,二 10. 223X3. 54 二 36. 19( 元 ) 

机 械 费 ,一 10.223X0 王 0( 元 ) 

管理 费 ,二 10.223X7.78 二 79.53( 元 ) 

利润 ,二 10. 223X4 二 40. 89( 元 ) 

综合 单价 ,二 358. 62 十 36. 19 十 79. 53 十 40. 89 一 515. 23( 元 ) 
综合 工 日 ,二 10. 223X0. 30 王 3. 07( 工 日 ) 

(5) 管 道 刷 红 丹 漆 两 道 2. 5 元 /kg 

工程 量 二 10. 223(10m’) 

查 定 额 12 -2 -1.12 -2 一 2, 得 

人 工 费 ;二 10.223X (24.70 十 24.70) 二 505. 02( 元 ) 

材料 费 ; 二 10. 223X (0.83 十 0.74) 十 10. 223X (1.47 十 1, a 
机 械 费 ;二 10. 223X0 二 0( 元 ) NN 
管理 费 ;二 10. 223X(5.71 十 5.71) 二 116. 75( 元 ) 将 - 
RO tre ie 


综合 单价 ; 一 505. 02 十 44. 37 十 116. 75 十 5 6.05( 元 ) 
综合 工 日 ;二 10. 223X (0.22 十 0. 22)S54. ROC 工 日 ) 
(6) 管 道 支架 除 锈 


工程 量 一 1. 470 十 3.279 一 4. Nd g) x 
查 定额 12 -1 -5, 得 小 2 








人 工 费 ;二 4. 749X 6. 59( 元 ) 


材料 费 ,二 4.7 12. 39( 元 ) NS 
nn 






90 一 42. 27( 元 ) 2 
Se g X 8, 30 二 39, 42( 元 ) 

利润 ;二 4.749X4.27 二 20, 28( 元 ) 

综合 单价 ;二 166. 59 十 12. 39 十 42. 27 十 39. 42 十 20. 28 一 280. 95( 元 ) 

综合 工 日 :二 4. 749X0.32 二 1. 52( 工 日 

(7) 支架 刷 油 

工程 量 一 4. 749(100kg) 

查 定 额 12-2-49、12 -2-50， 得 

人 工 费 ;二 4. 749X(23. 31 十 22. 42) 一 217. 17( 元 ) 

材料 费 ; 一 4. 749X(0. 07 十 0. 59) 十 4.749X(1.16 十 0.95)X2.5 一 28. 19( 元 ) 
机 械 费 ;二 4. 749X(4. 45 十 4. 45) 一 42. 27( 元 ) 

管理 费 ; 一 4. 749X(5. 71 十 5. 45) 一 53. 00( 元 ) 

利润 ;一 4. 749X(2. 93 十 2. 80) 一 27. 21( 元 ) 

综合 单价 ;一 217. 17 十 28. 19 十 42. 27 十 53. 00 十 27. 21 一 367. 84( 元 ) 
综合 工 日 ;一 4. 749X(0. 22 十 0. 21) 一 2. 04( 工 日 ) 

(8) 管道 绝热 

工程 量 V 二 xX(D 十 1.036) X1.036XL 
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V=3.14X(0. 133+1.03X0.05)X1.03X0.05X244.8=7. 30(m’) 

查 定 额 12-4-6 ,得 

人 工 费 ,一 7. 30X228. 66 一 1669. 2( 元 ) 

材料 费 * 一 7. 30X58. 50 十 7.30X1.06X180 一 1819.89( 元 ) 

机 械 费 ;二 7. 30X20. 40 王 148. 92( 元 ) 

管理 费 ;二 7. 30X50.59 二 369. 31( 元 ) 

利润 二 7. 30 X26 二 189. 80( 元 ) 

综合 单价 ;二 1669. 22 十 1819. 89 十 148. 92 十 369. 31 十 189. 80 二 4197.14( 元 ) 

综合 工 日 :二 7. 30X1. 95 一 14. 24( 工 日 ) 

(9) 保护 层 安装 

工程 量 S 一 rX(D 十 2. 16) XL 
一 3. 14X(0.133 十 2. 1X0.05)X244. 8 一 182.9 验 
=18. 294(10m’) SK 

查 定 额 12-4-380， 得 将 - 

人 工 费 ,一 18.294X42.75 一 782.07( 元 ) 

材料 费 , 一 18.294X0. 16 十 18. 294 X14.0 15. 16( 元 ) 

机 械 费 ,二 18. 294X0 元 二 0( 元 ) 六 > 

管理 费 ,二 18. 294X8. 82 二 161. A 

利润 ,二 18. 294X 4. 53 一 82， 


综合 单价 ,一 782. ts 61. nr 


综合 工 日 ,一 18. 29 三 6. 22( 工 日 ) 
(10) 保护 层 刷 沽 着 省 两 道 NS 
工程 量 S 志 69AIT10m’) 和 


ea 62、12 一 2 -163 
人 工 费 u 王 18.294X(78. 51 十 66. 59) 一 2654. 46( 元 ) 

材料 费 一 18.294 X(4.71 十 3. 65) 十 18. 294X(5. 20 十 3. 85)X3 一 649. 62( 元 ) 
机 械 费 1 二 18. 924X0 二 0( 元 ) 

管理 费 1o 二 18. 294X (17. 90 十 15. 31) 一 607. 54( 元 ) 

利润 一 18.294X (9.20 十 7. 87) 一 312. 28( 元 ) 

综合 单价 二 2654. 46 十 649. 62 十 607. 54 十 312. 28 一 4223. 90( 元 ) 

综合 工 日 1, 二 18. 294X(0.69 十 0. 59) 一 23. 42( 工 日 ) 

(11) 系统 调试 费 

工程 量 综合 工 日 一 (1) 十 (2) 一 40. 64 十 (3. 00 十 0. 96) 一 0. 446(100 工 日 ) 

查 定 额 10 -12- Hal0， 得 

人 工 费 ,一 0.446X304.85 一 135. 96( 元 ) 

材料 费 1; 二 0. 446X566.15 一 252. 50( 元 ) 

机 械 费 ,, 一 0. 446X0 一 0( 元 ) 

管理 费 1, 二 0. 446X90. 81 一 40. 50( 元 ) 

利润 4 一 0. 446X46. 67 一 20. 81( 元 ) 





人 7 EE 





综合 单价 4 一 135. 96 十 252. 5 十 40. 50 十 20. 81 二 449. 77( 元 ) 

综合 工 日 一 0. 446X3.50 一 1. 56( 工 日 ) 

(12) 管道 脚手架 搭 拆 费 

工程 量 综合 工 日 一 (1) 十 (2) 十 (3) 一 40. 64 十 (3. 00 十 0. 96) 十 (19. 02 十 10. 26) 
一 73. 88( 工 日 ) 一 0.7388(100 工 日 ) 

查 定 额 10 -13 - Hal ,得 

人 工 费 ,一 0.7388X152. 43 一 112.62( 元 ) 

材料 费 11 二 0. 7388X283. 07 一 209. 13( 元 ) 

机 械 费 11 一 0.7388X0 一 0( 元 ) 

管理 费 ) 一 0.7388X45.40 王 33. 54( 元 ) 

利润 ,一 0.7388X23.34 一 17. 24( 元 ) 

综合 单价 1 一 112. 62 十 209. 13 十 33. 54 十 17. 24 一 372. 53 

综合 工 日 (1 二 0. 7388X1.75 二 1. 29( 工 日 ) 

(13) 刷 油 脚 手 架 搭 拆 费 


工程 量 综合 工 日 一 [(4) 十 (5) 十 (6) 十 (7) 二 Ne H+4. 50 十 1. 52 十 2. 04 十 23. 42 
er 日 ) 
查 定额 12-14- Hal 得 eR 


人 工 费 1, 二 0. 345X213.40 一 73 
材料 费 1 二 0. 345 X396. 30 一 元 ) X 
机 械 费 4=0( 元 到 % 











管理 费 1, 二 0. 345 X856 二 21. 93( 元 ) 


利润 1s 二 0. 34 1 六 

综合 单价 tt 一 243. 54( 元 ) 

综合 工 De ads $ 

(14) 绝热 脚手架 搭 拆 费 

工程 量 综合 工 日 一 (8) 十 (9) 二 14.24 十 6. 22 二 20. 46( 工 日 ) 一 0. 2046(100 工 日 ) 

查 定 额 12 -14- Ha2 

人 工 费 ,二 0.2046X304. 85 二 62. 37( 元 ) 

材料 费 1 二 0.2046 X566.15 二 115. 83( 元 ) 

机 械 费 ;一 0.2046X0 一 0( 元 ) 

管理 费 1; 二 0.2046X90. 81 一 18.58( 元 ) 

利润 13 二 0.2046X46. 67 一 9. 55( 元 ) 

综合 单价 as 一 62.37 十 115. 83 十 18. 58 十 9. 55 一 206. 33( 元 ) 

综合 工 日 ij 一 0.2046X3.50 一 1.21( 工 日 ) 

(15) 清单 项 目 费用 

综合 单价 二 [(1) 十 (2) 十 (3) 十 (4) 十 (5) 十 (6) 十 (7) 十 (8) 十 (9) 十 (10) 十 (11)] 
二 33036. 95 元 

人 工 费 二 13000. 50 元 

材料 费 一 11113. 94 元 
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机 械 费 一 3783. 53 元 

管理 费 二 3421. 37 元 

利润 ==1717.61 元 

综合 工 日 二 130. 45 工 日 

(16) 单价 措施 费 

综合 单价 二 [(12) 十 (13) 十 (14)] 二 822. 40 元 
人 工 费 二 248. 61 元 

材料 费 一 461. 68 元 

机 械 费 一 0 元 

管理 费 一 74.05 元 


利润 二 38.06 元 
综合 工 日 二 2. 86 工 日 < 
洒洒 天 立 管 工程 量 的 计算 和 


1. 单 管 顺 流 式 2 
(1) 立 管 与 二 管 垂直 相交 《图 7.30yA 民 、 
已 立 管 = 有 一 hs 一 ho Xn 
A Wx ) 2 (图 7.31) 
> 立 hs—ho Xnt+2b 
人 
人 管 生 直 相交 (图 7. 32)。 
Xe 立 管 | = 有一 hs 一 nho 








图 7.30 管 生 直 相交 立 管 * 一 mh 
式 中 , 立 管 , 为 跨越 管 ， 其 管 径 与 支管 管 径 相同 ; h 根 
据 散热 器 规格 定 。 
ig 
WW 
志文 a 
< 立户 
二 国 | 
记 = 
Pe P| 
图 7.31 立 管 与 干 管 有 水 平 距离 b 图 7.32 立 管 与 干 管 垂直 相交 
3. 双 立 管 布置 图 


【 例 7-2】 图 7.33 所 示 为 双 立 管 布置 图 ,供水 立 管 上 部 为 DN20， 下 部 为 DN15; 回 水 
立 管 上 部 为 DN15， 下 部 为 DN20; 均 在 三 层 变 径 。 散热 器 的 有 一 0. 642m， 求 立 管 工程 量 。 
解 : 共 六 层 ， 供 水 管 计算 如 下 。 
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DN20==17.71 一 6,742 十 0; 1] 十 0;:06X 3 三 11, 25 
DN15 王 6.742 一 0. 742 十 0.06X2 一 6. 2 
回 水 管 计算 如 下 。 
DN20 王 6. 1 十 1 十 0.1 王 7. 2(m) 


DN15 王 15. 1—6.1=9(m) 

DN20 王 11. 248 十 7. 2 一 | 

DN15=6. 12 十 9 一 15. x 
34 pe > 

让 ww 散热 器 在 窗 中 a 人 


支管 ={[a 一 (d 十 c)] 二 6/2 一 L/2} X2 
式 中 , 工 = 散热 器 片 数 X 每 片 厚度 ; d 表示 两 立 管 中 心 距离 ; c 表示 墙 厚 1/2。 
2. 立 管 在 墙角 两 边 带 散热 器 (图 7.35) 
支管 =[2a 十 6 一 (Li 十 Ls) 二 2 十 2X0.035]X2 





图 7.34 立 管 在 墙角 布置 图 7.35 立 管 在 墙角 两 边 带 散热 器 


【 例 7-3】〗 如 图 7.36 所 示 ,， 散热 器 居 窗 中 安装 四 柱 813 型 铸铁 散热 器 两 组 ,每 组 10 
片 ， 每 片 厚 度 58mm， 求 支管 长 。 
支管 二 (3 一 10X0.058 十 0.035X2)X2=4.98(m) 
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1200, 1800 ,1200 
= 下 本 


10 10 

















图 7.36 立 管 在 窗 间 墙 ， 两 边 带 散 热 器 


常用 散热 器 的 进 、 出 水 孔 距 为 h,， 厚度 为 5。 

四 柱 813 型 铸铁 散热 器 ; hh 二 642mm，, b= 二 58mm 

四 柱 760 型 铸铁 散热 器 : hh, 二 600mm,， b= 二 58mm 

四 柱 640 型 铸铁 散热 器 : 加 一 552mm，0 一 58mm 

二 柱 M132 型 铸铁 散热 器 ; 如 王 500mm，0 一 80mm 

钢 串 片 式 散热 器 闭 式 铸铁 散热 器 : 240X100 型 ,ho 二 1 ; 300X 80 型 ，ho 一 


220mm SS 
钢 制 柱 式 铸铁 散热 器 : 640X120 型 ， 心 一 540m A 
(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 ~ 
Cl A 、 燃 气 工程 ) 


@ 工程 量 计算 规则 。 3 
A. 以 “组 ”或 “ 片 " 

B. 艺术 造型 的 
不 规则 形状 以 正 









计算 面积 ， 以 “组 ”为 计量 单位 。 
证 计算 面积 。 

ea 排 管 公称 直径 ， 按 图 示 散热 器 长 度 计算 排 管 长 
度 ， 以 “lom” 分 计量 单位 ,其 中 联 管 、 支 撑 管 不 计 入 排 管 工程 量 ， 光 排 管 散热 吉安 装 不 分 A 
型 、BB 型 ， 区 分 排 管 公称 直径 ， 按 光 排 管 散热 器 长 度 计算 散热 器 数量 ， 以 “组 ”为 计量 单位 。 

D. 地 板 辐 射 采暖 管道 区 分 管道 外 径 ， 按 设计 图 示 中 心 线 长 度 计算 ， 以 “10m” 为 计 
量 单位 。 保 护 层 〈 铝 稍 ) 、 隔 热 板 、 钢 丝 网 按 设计 图 示 尺 寸 计算 实际 铺设 面积 ， 以 “lom” 
为 计量 单位 。 边 界 保温 带 按 设计 图 示 长 度 计算 实际 长 度 ， 以 “lomw 为 计量 单位 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

@ 各 型 散热 圳 均 包括 散热 器 成 品 支 托 架 ( 钓 、 卡 ) 安装 和 安装 前 的 水 压 试验 及 系统 
水 压 试验 。 成 品 支 托 架 安装 是 按 采用 膨胀 螺栓 固定 编制 的 ， 如 工程 要 求 与 定额 不 同时 ， 可 
按 第 十 一 章 有 关 项 目 调整 

加 各 再 散热 器 不 分 明 、 暗 安装 ， 均 按 材质 、 类 型 执行 同一 定额 子 目 。 

@ 铸铁 散热 器 组 对 安装 ， 未 计价 材 不 带 足 散热 器 片 〔6. 91); 带 足 散 热 器 片 (3. 19)。 

@ 对 于 铸铁 散热 器 安 装 ， 若 散热 器 进出 口 前 无 间 门 者， 可 另行 计算 接头 材料 费 ， 若 
散热 器 进出 口 前 有 逆 门 ， 因 赣 门 安装 子 目 含 接头 ， 不 再 另 计 接 头 材料 。 

【 例 7 - 4】 常用 散热 器 散热 面积 见 表 7 一 12， 散 热 器 为 四 柱 813 型 铸铁 散热 器 (22.5 元 / 片 )， 
求 图 7.36 中 散热 器 安装 工程 量 及 党 用 。 
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表 7-12 常用 散热 器 散热 面积 





型 数 四 柱 813 型 四 柱 760 型 四 柱 640 型 二 柱 M132 型 





面积 (mz:/ 片 ) 0. 28 0. 235 0.20 0. 24 

















解 : 工程 量 一 30 一 2 (10 片 ) 

查 定 额 10-7-11 

人 工 费 一 2X48. 66 一 97. 32( 元 ) 

材料 费 一 2X80. 19 十 2X10. 10X22.5 二 614. 88( 元 ) 

机 械 费 一 2X0.17 一 0.34( 元 ) 

管理 费 一 2X9.86 一 19. 72( 元 ) 

利润 一 2X5.07 王 10. 14( 元 ) < 


综合 单价 二 19.72 元 


综合 工 日 二 2X0.38 二 0.76( 工 日 ) i 
| < 是: 调 散热 器 刷 油 


(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

吕 定额 。 执 行 第 十 二 册 定 额 \ 防腐 蚀 、 绝 执 

四 工程 量 计算 。 工 程 为 : 散热 器 的 
量 单位 。 


(2) 定额 使 用 Ng 
暖气 片 安装 全 油 ， 可 按 训 地 入 i 铺 。 定额 中 没有 第 三 沉 刷 油 ， 若 需 第 三 这 
f 


【 例 7 - 54 见 表 7 -12， 求 散热 器 刷 油 面积 及 费用 。 

解 : S 二 20 片 X0.28m2/ 片 一 5. 6m2 

工程 量 一 5. 6 二 10 一 0.56 (10m2) 

刷 银 粉 漆 一 道 ， 查 定额 12 -2 -120 得 

人 工 费 二 0. 56X32. 42 一 18. 16( 元 ) 

材料 费 一 0. 56X2. 03 十 0. 56X0.54X12 二 4.77( 元 ) ( 银 粉 漆 12 元 /kg) 
管理 费 一 0. 56X7. 52 一 4. 21( 元 ) 

利润 二 0. 56X3. 87 一 2. 17( 元 ) 

综合 工 日 二 0. 56X0. 29 一 0. 16( 工 日 ) 

综合 单价 一 18. 16 十 4.77 十 4.21 十 2.17 一 29. 31( 元 ) 







工程 量 ， 以 “10m2 ”为 计 

















三 : 政 侧 自动 排 气 阀 、 手动 跑 风门 、 集 气色 


(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 
中 定额 。 执 行 第 十 册 定 额 《 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工 程 》。 
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自动 排 气 阀 ， P. 293， 手 动 跑 风门 : P. 294; 除 污 器 : P. 355。 

集 气 饶 : 参照 第 八 册 定额 《工业 管道 工程 》 执 行 。 

@ 工程 量 计算 。 工 程 量 计算 规则 如 下 。 

自动 排 气 阀 、 集 气 负 : 区 分 公称 直径 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

手动 放风 阅 : 以 “个 ”为 计量 单位 。 

除 污 器 : 以 “组 ”为 单位 计量 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

集 气 饶 在 第 十 册 《 给 全 排水 、 采 上 暖 、 燃 气 工 程 》 中 没有 编制 ， 在 实际 工程 中 用 到 时 ， 可 
执行 第 八 册 《工业 管道 工程 》 相 关 项 目 。 

压力 表 、 温 度 计 可 执行 第 六 册 《 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 )。 


惟 


7. 4 清单 计价 及 施工 图 预算 编制 








7.4.1 me et (GB 50856 一 2013) 


1. 管道 工程 二 
管道 工程 、 除 锈 剧 光 支 单 计算 规则 同 给 排水 工程 。 


















2 RE 3 和 表 7 -14) 
表 7-13 (编码: 031005) 
计量 
项 目 编码 项 目 特征 es 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 型 号 、 规 格 1. 组 对 、 安 装 
2. 安装 方式 2. 水 压 试验 
铸铁 片 E E 安装 
031005001 3. 托 架 形式 , 3. 托 架 制作 、 安 装 
才 热 器 。 | 4 器 具 、 托 架 队 锈 .| “ 钥 ) 4. 除 锈 、 刷 油 
刷 油 设计 要 求 
1. 结构 形式 按 设计 图 示 数量 计算 
. 型 号 、 
031005002 但 创 2 更 规格 1. 安装 
衣 扫 器 | 3 安村 方式 2 托 架 安装 
4 托 架 剧 油 设计 要 求 | 组 3 托 架 剧 油 
( 片 ) 
1. 材质 、 类 型 
其 他 成 品 村 克 这 型 
031005003 2. 型 号 、 规 格 
散热 器 se 
3. 托 架 刷 油 设计 要 求 
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续 表 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 的 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





1. 材质 、 类 型 


2. 型 号 、 规 格 | 和 和 s 汪 交 
031005004 | 光 排 管 散热 器 | 3. 托 架 形式 及 做 法 | 和 m Ts 2. 水 压 试验 
4 器具 、 托 架 除 锈 、 3. 除 锈 、 剧 油 


剧 油 设计 要 求 





1. 质量 
031005005 暖 风机 2. 型 号 、 规 格 台 按 设计 图 示 数 量 计 算 安装 
3. 安装 方式 





. 保温 层 及 钢丝 网 铺设 


. 保温 屋 材质 、 厚 度 KN ee 
i i wa .管道 排 、 乡 扎 、 夺 定 
bd 与 分 集 水 名 连接 


1 
2. 钢丝 网 设计 要 求 
地 板 lm 条 
031005006 3. 管道 材质 、 规 格 、 
时 采 2* y 计量 ， 设计 
町 身 采暖 | 4 压力 试验 及 吹 扫 设 | SC 4 水 压 试验 、 冲 泊 
计 要 求 < N 5. 配合 地 面 浇筑 


入 





2. 安装 


a 








031005007 | 热 媒 集 配 装置 件 名 称 、 规 格 台 用 人 关联 
F 、 、 3. 附件 安装 
有 NEM | 一 一 
并 >! 1 材质 2 rt 

031005008 CU 


2. 规格 四 2 安装 
注 : Q 铸铁 散热 器 项 目 包括 拉 条 制作 安装 。 
@ 钢 制 散热 器 结构 形式 包括 钢 制 闭 式 、 板 式 、 壁 板式 、 扁 管 式 及 柱 式 散热 器 等 ， 应 分 别 列 项 计算 。 
@@ 光 排 管 散热 器 包括 联 管制 作 安装 。 
@@ 地 板 辆 射 采 暖 项 目 包括 与 分 集 水 器 连接 和 配合 地 面 浇筑 用 工 。 

















表 7-14 采暖 、 给 排水 设备 (编码 : 031006) 




















计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计 算 规则 工作 内 容 
031006001 奖 红 给 冰 > 和 1. 设备 安装 
设备 2. 型 号 、 规 格 二 
3. 水 秦 主 要 技术 参数 2 
031006002 | 稳 压 给 水 设备 套 按 设计 图 示 数 量 计算 3. 调试 
人 附件 名 称 、 规 格 、 
二 | 4 减 震 装 置 制作 、 
031006003 
给 水 设备 | 5. 减 震 装 置 形式 
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续 表 
计量 2 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 
网 1. 型 号 、 规 格 区 1. 安装 
031006004 气压 钒 2. 安装 方式 台 2 调试 
1. 型 号 、 规 格 
太阳 能 2. 安装 方式 1. 安装 
9031006005 | 集 热 装 叫 。| 3. 附件 名 称 、 规格、| 室 2. 附件 安装 
数量 
地 源 1. 型 号 、 规 格 1. 安装 
031006006 | (水 源 、 气 源 ) | ”2. 安装 方式 组 2. 减 震 装 置 制 作 、 安 
热泵 机 组 3. 减 震 装置 形式 装 
1. 型 号 、 规 格 





031006008 水 处 理 器 





031006007 除 砂 器 2. 安装 方式 CN) 
超声 波 1. 类 型 A eu i 
031006009 En 2 到 汪 外 按 设计 图 示 数 量 计算 安装 





031006010 | 水 质 净 化 器 Ne 党 | 
机 
台 
031006011 ea ; 句 WA 
NS 1. 安装 


; 能 源 种 类 
| AN. 和 
031006012 A 型 号 、 容积 冤 2 附件 安装 

消毒 

















器 、 1. 类 型 
31006013 安 半 
031006013 消毒 人 2 型 号 、 规格 安装 
a 1. 名 称 2 
031006014 | 直 饮 水 设备 2. 规格 套 安装 
1. 材质 、 类 型 二 1. 制作 
031006015 水 箱 2 型号、 规格 台 2. 安装 














注 ，@ 变频 给 水 设备 、 稳 压 给 水 设备 、 无 负 压 给 水 设备 安装 ， 说 明 如 下 。 
a. 压力 容器 包括 气压 钠 、 稳 压 钠 、 无 负 压 久 ; 
b. 水 友 包 括 主 育 及 备用 友 ， 应 注 明 数量 ; 
c. 附件 包括 给 水 装置 中 配备 的 阁 门 、 仪 表 、 软 接头 ， 应 注 明 数量 ， 含 设备 、 附 件 之 间 的 管 路 连接 ; 
d. 泵 组 底座 安装 ， 不 包括 基础 砌 ( 浇 ) 筑 ， 应 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计量 规范 》 相关 项 目 编码 
列 项 ; 
e. 控制 柜 安装 及 电气 接线 、 调 试 应 按 GB 50856 一 2013 附录 D 电气 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 
@ 地 源 热 泵 机 组 .接管 及 接管 上 的 阀门 、 软 接头 、 减 震 装置 和 基础 男 行 计算 ,应 按 相关 项 目 编码 列 项 。 
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单价 分 析 ( 表 7 -15 和 表 7 一 16)。 
表 7-15 综合 单价 分 析 表 


综合 













































[ 程 名 称 : 某 室内 采暖 工程 标 段 : 第 页 共 页 
项 目 项 目 | 铸铁 散热 器 a 
编码 031005001001 名 称 安装 计量 单位 片 | 工程 量 L 
清单 综合 单价 组 成 明细 
本 | 二 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
数量 管理 费 管理 费 
编码 名 称 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10 -7-11 | 铸铁 散热 器 | 10 片 | 0.1 | 48.66 | 80.19 | 0.19 = 4.87 | 8.02 | 0.02 1.49 
12-2 -120| 暖气 片 刷 油 | 1l0m? |0.028 | 32.42 | 2.03 11.39 | 0.91 | 0.08 | 0.00 0.32 
人 工 单价 小 / 守 5.78 | 8.10 | 0.02 1. 81 
87.1 元 / 工 日 NT 22.74 

























































































全 bb 全 
主要 材料 名 称 A fn eol ad haben Baik 
(元 ) | (元 ) | 价 (元 )| 价 (元 ) 
料 四 y 10. 10X0.1 | 22.50 | 22.73 
费 粉 漆 kg |0.028X0.45| 12 0.01 
明 
细 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 22.74 
表 7-16 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 某 室内 给 排水 工程 标 段 : 第 页 共 页 
金额 (元 ) 
计量 
序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 其 中 
单位 综合 单价 | 合 价 
暂 估价 
1 | 031005001001 | 铸铁 散热 器 | 四 柱 813 型 传 铁 散 热 器 | 片 20 31.25 | 621.50 
本 页 小 计 621.50 
合 计 621. 50 
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@ 模块 小 结 站 





本 模块 主要 讲述 以 下 三 方面 内 容 。 
(1) 采暖 工 程 简介 : 采暖 工程 组 成 及 采暖 图 式 、 施 工 图 的 识 读 。 
(2) 采暖 工程 施工 图 预算 : 采暖 管道 ( 干 管 、 立 管 、 支 管 ) 、 散 热 器 、 集 气 饶 、 支 


架 等 采暖 工程 定额 及 工程 量 计算 规则 。 
(3) 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 。 





全 复习 思考 题 站 NK 
和 


一 、 简 答题 

1. 热 水 采 暖 系统 的 组 成 有 哪些 ? AS 

2. 常用 采暖 图 例 有 哪些 ? A 

3, 采暖 工程 进行 工程 量 计算 ， 通 办 哪些 项 目 ? 

二 、 计 算 题 ~ 

茶室 外 架空 供 热 管道 中 ，、 A se 经 过 工程 量 计 


算 的 长 度 为 325m， 按 现场 娩 委 历 后 除 锈 、 刷 油 、 二 考虑 ， 试 按 定额 规定 和 项 目 划 
分 计算 该 朋 管 道 的 保温 多 操 { 包 括 除 狼 、 刷 油 六 外 党 绢 护 层 及 脚手架 搭 拆 费 ) 的 清单 项 目 






费用 及 措施 项 目 ~ 
说 明 ， 「 Ke- 
(1) 管 ; 除 锈 ( 轻 锈 )， 刷 红 丹 漆 两 记 (2.5 元 /kg)。 


(2) 铁丝 捆扎 珍珠 岩 瓦 块 绝热 ， 绝 热 厚度 50mm; 珍珠 岩 瓦 块 220. 50 元 /m’。 
(3) 外 壳 采 用 玻璃 丝 布 保护 层 (2 元 /m*)。 人 外 刷 沥 青 漆 两 遍 (3 元 /kg) 。 





【模块 7 在 线 答题 】 
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教学 目标 


NG 
SN 
本 模块 介绍 了 电气 工程 的 基本 知识 RS 


额 及 工程 量 计算 规则 。 学 生 通 过 本 ， 应 掌握 室内 照明 工程 工程 量 计算 规则 ， 热 
名 相关 定额 ， 掌 握 防 雷 接地 工程 计算 规则 ， 熟 悉 额 ;， 能 编制 建筑 电气 施工 图 


预算 。 流 


知 能 力 要 求 相关 知识 


进 户 装置 、 配 电 装 置 、 室 内 配 线 、 
照明 线路 设备 


















电气 工程 基本 知识 及 识 图 能 识 读 室 内 电气 照明 施工 图 










掌握 进 户 装 置 、 配 电 装 置 、 
室内 配 线 、 照 明 线 路 设备 的 定 | ”架空 进 线 、 电 缆 教 设 、 照 明 配 电 
额 及 工程 量 计算 规则 ; 掌握 防 | 装置 、 室 内 配 线 、 防 雷 接 地 工程 定 
雷 接地 工程 定额 及 工程 量 计算 | 额 及 工程 量 计算 

规则 


室内 电气 照明 工程 的 定额 
及 工程 量 计算 规则 、 计 算 顺 
序 ; 防 雷 接地 工程 的 定额 及 
工程 量 计算 规则 ; 清单 计价 
及 施工 图 预算 的 编制 
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六 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 
8.1 电气 工程 简介 ， 
建筑 电气 是 以 电能 、 电 气 设备 和 电气 技术 为 手段 ， 创 造 、 维 持 与 改善 限定 空间 和 环境 


的 一 门 学 科 。 电 气 工程 是 指 按 建筑 电气 施工 图 设计 内 容 ， 将 规定 的 线路 材料 、 电 气 设备 及 
装置 性 材料 等 ， 按 照 规程 规范 的 要 求 安装 到 各 用 电 点 ， 并 经 调试 验收 的 全 部 过 程 。 


是 建筑 电气 的 分 类 


建筑 电气 工程 按照 用 途 分 为 高 低压 变 配 电 系统 、 sg 防 雷 






接地 系统 、 消 防 报警 与 控制 系统 、 楼 宇 自动 控制 系统 、 结 线 系统 、 电 缆 电 视 系统 。 
本 书 重 点 讲解 电气 照明 系统 、 防 雷 接地 系统 。 

强 电 一 般 是 指 电压 在 24V 以 上 的 交流 电 。 
220Y。 六 用 电 奏 的 各 六 条 肛 、 电光 水 吉 5 开 交 
电器 均 为 强 电 电气 设备 。 从 

弱电 一 般 是 指 直流 电路 或 音频 线路 、 网 络 线路 、 电 话 线路 ， 直 流 电压 一 般 
在 24V 以 内 。 家 用 电器 中 的 电话 M 订 得 机 、 电 视 机 的 信 (有 线 电视 线路 ) 及 音响 设 
全 《上 和 和 了 区 气 设备 。 A 
| 8.1.2 | naire 

(1) 外 引 | 3 

室外 电源 供电 线路 包括 架空 电力 线路 和 电力 电缆 线路 。 

(2) 内 线 工程 

室内 动力 、 照 明 线路 和 其 他 电气 线路 。 

(3) 动力 及 照明 工程 

分 为 动力 工程 和 照明 工程 。 

@ 动力 工程 。 包 括 各 种 动力 设备 的 安装 ， 主 要 是 指 各 种 形式 的 电动 机 。 施 工 内 容 主 
要 是 设备 安装 (电气 设备 的 就 位 、 调 平 、 找 正 、 固 定 、 接 线 、 接 地 等 )。 

@ 照明 工程 。 照 明灯 具 、 电 扇 、 空 调 器 、 电 热 设 备 、 插 座 、 配 电 箱 及 其 他 电气 装置 
的 安装 。 

(4) 变 配 电 工程 

变 配 电 设备 为 变压器 、 高 低压 配 电 装置 、 继 电 保护 与 电气 计量 等 二 次 设备 和 二 次 接线 
构成 的 室内 外 变 电 所 (站 、 室 )。 变 配 电工 程 是 对 变 配 电 系统 中 的 变 配 电 设备 进行 检查 、 
安装 的 施工 过 程 。 

(5) 防 雷 工程 

建筑 物 和 电气 装置 的 防 雷 设施 。 


中 的 电灯 、 插 座 等 电压 为 110 一 
、 冰 箱 、 电 视 机 、 空 调 、 音 响 设备 等 
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(6) 电气 接地 工程 
电气 接地 工程 包括 各 种 电气 装置 的 保护 接地 、 工 作 接地 、 防 静电 接地 装置 等 。 


医 之 更 量 衬 外 瑟 电线 路 及 施工 


室外 线路 是 指 建 筑 物 以 外 的 供 配 电线 路 ， 包 括 架 空 线路 和 电缆 敷设 。 

1. 架空 线路 

架空 线路 是 采用 电 杆 、 横 担 将 导线 悬空 架设 ， 向 用 户 传送 电能 的 配 电线 路 。 架 空 线 路 
由 导线 、 绝 缘 子 、 横 担 、 电 杆 、 拉 线 及 线路 金具 组 成 。 架 空 线路 的 施工 按 如 图 8. 1 所 示 的 
程序 进行 ， 架 空 线路 的 敷设 如 图 8. 2 所 示 。 











8.2 架空 线路 的 甫 设 示意 


2. 电缆 敷设 

(1) 电缆 的 种 类 

电缆 是 一 种 多 芯 导 线 ， 即 在 一 个 绝缘 软 套 内 里 有 多 根 互相 绝缘 的 线 芯 。 电 缆 主要 由 线 
芯 、 绝 缘 层 、 外 护 套 3 部 分 组 成 。 电 缆 的 分 类 见 表 8 - 1。 电 力 电费 是 用 来 输送 和 分 配 大 功 


率 电能 的 ,控制 电缆 是 在 配 电 装 置 中 传递 操作 电流 、 连 接 电气 仪表 、 继 电 保 护 和 控制 自动 
可 路 的 。 电 缆 型 号 的 表示 见 表 8 -2。 
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表 8-1 电缆 的 分 类 




















分 类 方法 类 别 
用 途 电力 电缆 、 控 制 电缆 、 通 信和 电缆 
绝缘 油 浸 纸 绝缘 、 橡 皮 绝缘 、 塑 料 绝缘 
芯 数 单 芯 、 三 芯 、 五 芯 

导线 材质 铜 芯 、 铝 芯 

数 设 方式 直 埋 电缆 、 非 直 埋 电缆 








表 8 -2 电缆 型 号 的 表示 

















绝缘 代号 内 护 层 代号 特征 代号 外 护 层 代号 

QQ 一 铅 包 1 数字 第 2 数字 
Z 一 纸 绝 多 

。 ee T- 铀 LL 一 铝 包 D 一 不 清流 一 

xX 格 皮 绝缘 | 《可 和 省略) | 日 - 板 套 |p 一 贫 油 式 a ee ae 
六 于 气 乙 燃 | 入。 | ， 天 所 Z 二 3 一 细 贺 钢丝 | 2 一 聚 氧 乙烯 
YJ 一 交 联 聚 乙烯 Y 一 聚 乙烯 4 一 粗 圆 钢丝 | 3 一 聚 乙烯 











例如 ，YJV22 -1kV(4X150)- SC “六 交 联 聚 乙烯 绝缘 ， 聚 毛 乙 烯 护 套 ， 双 钢 
从 buy 这 二 AN 线 芯 ， 每 根 截面 面积 150mm* ， 穿 钢管 数 设 ， 


钢管 直径 150mm， ge 党 


(2) 电缆 敷设 方式 
电缆 线路 多 为 暗 表 缆 线 路 的 敷设 方式 地 敷设 、 电 缆 沟 式 敷 设 、 排 管 式 


须 使 用 铠 装 保护 的 电缆 ， 裸 装 电 了 供 不 允许 埋 地 敷设 。 一 般 电缆 沟 深 度 不 超过 
0.7m， 埋 地 甫 及 还 需要 铺 砂 及 在 上 面 盖 砖 和 保护 板 。 埋 地 敷设 电缆 的 施工 程序 如 图 8. 3 
所 示 ， 有 具体 情况 如 图 8.4 所 示 。 


数 设 、 电 缆 桥 架 数 设 敌 。 
re 昌 绒 直接 埋设 在 地 茶 衣 吾 设 方法 称 为 坦 地 敷设 。 埋 地 敷设 的 电缆 必 
去 


图 8.3 埋 地 敷设 电缆 的 施工 程序 


@@ 电缆 沟 式 数 设 ， 即 电缆 沿 支架 敷设 。 电 缆 一 般 在 车 间 、 厂 房 和 电缆 沟 内 沿 支 架 甫 
设 ， 在 安装 支架 上 用 卡子 将 电缆 固定 。 电 力 电缆 支架 之 间 的 水 平 距离 为 1m， 控制 电缆 支 
架 之 间 的 水 平 距离 为 0.8m。 电 力 电 缆 和 控制 电缆 一 般 可 以 同 沟 散 设 ， 电 缆 甫 设 一 般 为 卡 
设 , 电力 电缆 卡 距 为 1. 5m， 控 制 电缆 卡 距 为 1. 8m (图 8. 5) 。 

@ 排 管 式 甫 设 ， 即 电缆 穿 保护 管 甫 设 。 将 保护 管 预先 敷设 好 ， 再 将 电缆 穿 人 管内 ， 
管道 内 径 不 应 小 于 电缆 外 径 的 1.5 倍 。 一 般 用 钢管 作为 保护 管 。 单 芯 电 缆 不 允许 穿 钢 管 
敷设 。 
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10kV 及 以 








图 8.4 埋 地 敷设 图 8.5 电缆 沟 式 数 设 
@ 电缆 桥架 敷设 。 电 缆 桥 架 是 架设 电缆 的 一 种 构架 ,通过 ob 
或 控制 室 送 到 用 电 设 备 处 。 电 缆 桥 架 的 形式 多 样 。 电 缆 桥 架 和 梯 架 的 直线 段 、 弯 
通 、 附 件 及 支 吊 架 等 构成 ， 是 用 以 支撑 电缆 的 连续 性 刚性 sar 
桥架 敷设 电缆 已 被 广泛 应 用 。 saine 全 较 多 或 较 集中 的 室内 及 电 


气 竖井 内 等 场所 架空 敷设 ， ie 和 下 电缆 桥架 不 仅 可 以 用 来 甫 
设 电力 电费、 照明 电费 ， 和 统 的 控制 电缆 。 电 缆 桥 架 的 优点 是 制 


作 工 厂 化 、 系 列 化 ,质量 容易 控制 ， 装 后 的 电 炙 桥架 及 支架 整齐 美观 。 
| 814 | ee < 
电气 照明 工程 是 建筑 重要 组 成 部 分 。 电 设施 通过 线路 连接 各 种 电器 





具 组 成 一 个 完整 的 照明 系 SS ee 


XO Ey 网 设备 








图 8.6 室内 电气 照明 线路 示意 


1. 进 户 装置 

电源 进 户 的 形式 有 两 种 

(1) 架空 进 线 

架空 进 线 是 指 室内 电源 从 室外 低压 配 电线 路 上 接线 入 户 ， 室 外接 入 电源 线 有 三 相 四 线 
制 、 三 相 三 线 制 、 单 相 两 线 制 ， 如 图 8.7 所 示 。 

三 相 五 线 制 CTN - S 接地 系统 ) 中 性 点 直接 接地 包括 : 三 根 相 线 [L1(A) 相 、L2(B) 相 、 
L3(C) 相 ] 及 一 根 零 线 N 和 一 根 地 线 PE， 是 工作 零 线 与 保护 零 线 分 开设 置 或 部 分 分 开设 置 的 
接 零 保护 系统 (图 8. 8)。PE 线 在 供电 变压器 侧 和 N 线 接 到 一 起 . 但 进入 用 户 侧 后 则 不 能 当 
作 零 线 使 用 。 三 相 五 线 制 通常 用 于 安全 要 求 较 高 、 设 备 要 求 统一 接地 的 场所 及 住宅 。 





架空 进 线 和 电费 进 线 。 
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电力 系统 接地 点 外 名 金属 可 导电 部 分 
图 8.7 架空 进 线 图 8.8 IN-S 接 地 系统 


为 了 安全 地 将 室外 电源 引入 室内 ， 引 入 时 设 进 户 装置 ;. 碎 由 接 户 线 、 进 户 线 、 
横 担 〈 木 制 和 铁 制 )、 绝 缘 子 、 防 水 弯 头 / 套 管 〈 瓷 管 、 钢 仪 儿 人 硬 塑 料 管 ) 组 成 。 横 担 如 果 
需要 安装 在 支架 上 ， 还 应 设置 支架 。 年 

(2) 电缆 进 线 

电缆 敷设 有 直 埋 、 电 缆 沟 、 排 管 、 架 空 等 相 埋 电缆 必须 采用 有 铠 装 保护 的 电费， 
埋设 深度 不 小 于 0.7m。 电 缆 数 设 应 选择 路 逢 受 短 、 转 弯 最 少 、 少 受 外 界 因 素 影响 的 路 线 。 
地 面 上 在 电缆 拐弯 处 或 进 建筑 物 处 应 坦 迹 环 厅 桩 ， 以 备 日 后 施工 维护 参考 (图 8.9)。 


Ee 多 
HEHE 













一 一 一 一 一 





按 施工 图 设计 ， 当 设计 
无 要 求 时 散 水 外 500 






图 8.9 电缆 进 线 


直 埋 式 电缆 沟 结构 较为 简单 ， 一 般 挖 成 截面 为 倒 梯 形 ， 沟 底 铲 平 ， 铺 上 100mm 厚 软 
土 或 细 砂 ， 再 将 电缆 敷设 在 上 面 。 普 通电 缆 沟 由 砖 砌 或 混凝土 浇筑 而 成 ， 侧 壁 装 有 电缆 
支架 。 

2. 配 电 装置 一 一 配 电 箱 

配 电 箱 是 接受 电能 和 分 配 电能 的 装置 。 进 户 线 至 室内 后 先 经 总 曾 刀 开关 ， 然 后 再 分 支 
供给 分 路 负荷 。 配 电 箱 是 控制 室内 电源 的 设施 。 进 户 后 设置 的 配 电 箱 为 总 配 电 箱 ， 控 制 分 
支 电 路 的 配 电 箱 为 分 配 电 箱 。 

配 电 箱 分 铁 制 和 木 制 。 配 电 箱 的 安装 方式 有 明 装 (落地 式 、 甚 挂 式 ) 和 暗 装 ( 幅 
大 式 )。 

配 电 箱 有 成 品 配 电 箱 和 自制 配 电 箱 两 种 。 自 制 配 电 箱 内 部 包括 配 电 箱 〈 体 )、 配 电 板 
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( 盘 ) 、 刀 开关 、 低 压 断 路 器 、 漏 电 保护 开关 、 熔 断 器 、 电 度 表 、 箱 内 配 线 。 

照明 配 电 箱 适 用 于 工业 及 民用 建筑 在 交流 50Hz、 额 定 电压 500V 以 下 的 照明 和 小 动力 
控制 回路 中 ， 作 线路 的 过 载 、 短 路 保护 及 线路 的 正常 转换 之 用 。 照 明 配 电 箱 基 本 型 号 为 
XM 系列 ， 有 “R” 表 示 嵌 人 式 ， 无 “R” 表 示 悬 挂 式 。 

动力 配 电 箱 的 基本 型 号 是 XL 系列 ，XRL 为 嵌入 式 ，XXL 为 悬挂 式 。 在 电力 和 照明 
系统 中 还 有 其 他 配 电 箱 ， 如 多 种 电源 配 电 箱 、 事 故 照 明 配 电 箱 、 控 制 箱 。 

配 电 箱 安装 高 度 如 无 设计 要 求 ， 一 般 暗 装配 电 箱底 边 距 地 面 1. 5m， 明 装配 电 箱底 边 
距 地 面 不 小 于 1. 8m。 

3. 室内 配 线 

室内 配 线 工程 也 称 为 内 线 工程 。 

干线 是 指 总 配 电 箱 至 分 配 电 箱 的 线路 ， 有 放射 式 、 树 干 式 、 妮 合式 3 种 方式 。 支 线 是 
指 由 分 配 电 箱 引 出 至 照明 器 具 的 线路 ， 也 称 支 路 。 每 一 支线 ee 20 攻 (插座 
也 按 灯 计 )。 s 
(1) 干线 















Q 封闭 式 母 线 。 室 内 配 线 工程 中 ， 封 闭 式 多 的 场所 是 mm mm 
低 电压 、 大 电流 的 供 配 电 干线 系统 ， 7 竖井 内 , 使 用 om 
其 内 部 的 母线 系统 向 每 层 楼 内 供 配 电 。 型 号 举例: 

母线 分 为 硬 母 线 和 软 母 线 两 种 。 US 证 二， 
壳 内 ， 又 称 为 汇流 排 ， 用 于 20k 内 外 配 电 ， oe 这 
合 母线 ， 用 于 35kV up Y 一 而 质 ; 

oo 呈 钢 丰 Ma 40X5: 宽 x 厚 mmxmnm) 
区 2 封闭 插 安装 方式 有 一 图 8.10 母线 型 号 
片 式 、 二 片 式 FRR a 一 26 根 不 等 。 

线 ， 可 分 为 户 内 和 户外 两 种 。 户 内 绝缘 子 有 





TO ea 
1~4 孔 ， 户 外 给 绿 子 为 1 孔 、2 孔 和 4 孔 。 绝 缘 子 一 般 安装 在 高 、 低 压 开关 柜上 ， 母 线 桥 
墙 或 支架 上 。 
@ 电费 。 目 前 在 低压 配 电 系统 中 常用 的 电力 电缆 有 YJV 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 燃 护 
套 电力 电缆 和 VV 聚 毛 乙 烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 电力 电缆 两 种 ， 一 般 优选 YJV 交 联 聚 乙烯 
绝 缘 聚 毛 乙 燃 护 套 电力 电缆。 电 统 桥 架 如 图 8. 11 所 示 。 





图 8.11 电缆 桥架 
电缆 与 设备 连接 。 其 终端 要 做 电缆 终端 头 (简称 电缆 头 )， 电 绕 头 主要 有 热 缩 电 缆 头 














(图 8. 12)、 冷 缩 电 缆 头 (图 8. 13) 和 干 包 电缆 头等 。 
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‘ 和, 
图 8.12 热 缩 电 线头 图 8. , 必 

(2) 照明 支线 
绝缘 导线 。 室 内 照明 常用 的 导线 是 绝缘 导线 。 


绝缘 导线 按 线 芯 材 料 分 为 铜 芯 〈T， 呈 
股 ; 按 线 芯 结构 分 为 单 芯 、 双 芯 和 多 芯 ， 按 绝 


导线 (V、YJ 等 )。BLV -500 -25 A y 
截面 面积 为 25mm?* 。 导 线 的 型 号 表示 所 示 。 


加 口 口 口 = DR 2 
Pa 3 


六 和 

让 > 

yD R 一 软 质 ; Y 一 硬 质 
Nm 棉纱 编织 线 等 
es 







> 人 
橡皮 绝缘 导线 (X) 和 塑料 绝缘 
塑料 导线 ， 额定 电压 为 500V， 线 芯 








图 8.14 导线 的 型 号 


@ 导线 安装 。 民 用 建筑 中 照明 支线 常用 线 管 配 线 和 线 槽 配 线 ( 表 8 - 3)。 
表 8-3 线路 敷设 方式 的 代号 





序号 名 称 文字 符号 
1 穿 焊接 钢管 〈 钢 导管 ) 敷设 SC 
2 穿 普通 碳 素 钢 电 线 管 敷设 MT 
3 穿 可 挠 金属 电线 管 敷 设 CP 
4 穿 硬 塑料 导管 敷设 PFC 
5 穿 阻 燃 半 硬 塑 料 导管 敷设 FPC 
6 穿 塑 料 波纹 电线 管 敷 设 KPC 
7 电缆 托盘 敷设 CT 
8 电缆 梯 架 数 设 CL 
9 金属 模 盒 敷设 MR 
10 塑料 槽 盒 数 设 PR 
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续 表 
序号 名 称 文字 符号 
11 钢 索 敷设 M 
12 直 埋 敷设 DB 
对 电缆 沟 甫 设 Te 


14 电线 排 管 敷 设 CE 





A. 配 管 配 线 。 按 照 敷 设 方法 有 明 甫 和 暗 数 两 种 。 

a. 明 甫 是 用 固定 卡子 将 管子 固定 在 墙 、 梁 、 顶 板 和 钢 结 构 上 。 明 配 线 管 的 敷设 方式 有 
支架 敷设 、 吊 架 数 设 和 管 卡 甫 设 。 

b， 暗 数 需 要 配合 土建 施工 ， 将 管子 预 埋 在 墙 、 梁 、 项 板 和 村 所 。 


配 管材 料 有 金属 管 和 塑料 管 。 常 用 的 金属 管 有 水 煤气 管 管 、 金 必 软 管 等 ， 爹 
属 管 不 宜 用 在 潮湿 、 腐 蚀 性 环境 中 。 常 用 的 塑料 管 有 、 半 硬 塑料 管 、 软 闻 料 
管 等 。 


暗 敷 线 宜 沿 最 近 线路 敷设 ， 并 减少 弯曲 。 管道 不 能 对 接 焊接 ， 宣 穿 套 管 焊 
接 。 明 甫 不 允 许 焊接 ， 只 能 用 螺纹 连接 。 
B. 线 模 材 料 。 线 槽 材料 主要 有 塑料 线 属 线 槽 ， 适 用 于 正常 环境 中 室内 明 布 线 ， 


钢 制 线 槽 不 宜 在 有 腐蚀 性 气体 或 液 用 。 
C. 配 管 附件 。 包 括 灯 头 盒 、 < 颌 、 开 关 盒 等 。 配 管 附 件 也 分 明 装 式 和 暗 装 式 。 选 


择 配 管 附件 时 ,金属 配 线 只 计件 ; 塑料 配给 
穿线 的 要 求 〈 钢 、 ): 管子 长 度 之 3 弯曲 时 ， 中 途 加 装 一 个 接线 盒 ; 


管子 全 长 二 20m se 加 装 一 个 人 管子 全 长 二 12m 且 有 两 个 弯曲 时 ， 加 
re i 加 装 一 个 接线 盒 。 
弯曲 不 得 超过 4 个 ;而 对于 暗 甫 ,直角 弯曲 不 得 超过 3 个 。 

管内 敷设 的 寻 线 绝缘 电压 应 不 低 于 500V 交流 电压 。 管 内 所 穿 的 导线 总 面积 (包括 导 
线 外 皮 ) 不 应 超过 管 孔 面积 的 40%。 在 同一 管内 导线 数目 不 应 超过 10 根 。 

管子 弯曲 角度 不 得 小 于 90"， 管子 弯曲 半径 不 应 小 于 管子 直径 的 6 倍 。 管 内 不 允许 出 
现 接头 ， 所 有 导线 的 接头 和 分 支 都 应 在 接线 盒 内 进行 。 钢 管 之 间 及 钢管 与 灯 座 盒 、 插 座 
盒 、 开 关 盒 、 接 线 盒 、 配 电 箱 等 电器 设备 之 间 均 用 金属 导线 跨 接 ， 并 紧密 连接 〈 如 焊接 ) 
使 整个 线 管 系统 的 金属 外 壳 连 成 一 体 ， 并 接地 〈 接 零 ) ， 以 确保 安全 。 

@ 线路 敷设 代号 格式 。 电 力 线路 或 照明 线路 在 平面 图 中 ， 只 要 走向 相同 ， 无 论 导 线 
的 根 数 多 少 ， 都 可 用 一 条 图 线 表示 ， 同 时 在 图 线 上 打上 短 斜 线 表示 根 数 ， 对 于 两 根 导线 ， 
可 用 一 条 图 线 表示 ， 不 必 标 注 根 数 ， 这 在 电力 及 照明 平面 图 中 已 成 惯例 。 
电力 线路 和 照明 线路 的 编号 、 导 线 型 号 、 规 格 、 根 数 、 敷 设 方式 、 管 径 、 敷 设 部 位 等 
的 表示 ,可 以 在 图 线 旁 直接 标注 线路 安装 代号 。 其 基本 格式 如 下 。 

a 一 b 一 cXd 一 e 一 f 

式 中 ，a 表 示 线 路 编号 或 线路 用 途 : b 表示 导 线 型 号 ; c 表示 导线 根 数 ; d 表示 导线 截面 
面积 (mm*) ,不同 截 面 要 分 别 标注 , e 表 示 配 线 方式 和 穿 管 管 径 (mm); f 表 示 敷 设 
部 位 。 
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4. 照明 线路 设备 
照明 线路 的 设备 主要 有 灯具 、 开 关 、 插 座 、 





风扇 等 。 


(1) 灯具 


常用 灯具 代号 见 表 8 -4， 灯 具 安 装 方式 代号 见 表 8-5。 
表 8 -4 常用 灯具 代号 



















































































灯 具 类 型 代 号 灯 具 类 型 号 
普通 吊灯 P 投 光 灯 T 
壁灯 B 工厂 灯 、 防 爆 灯 全 
花灯 H 荧光 灯 Y 
吸 顶 灯 D 防水 防 尘 灯 F 
柱 灯 Z 据 瓷 伞 形 单 灯 S 
讽 钨 探照灯 二 
表 8-5 灯具 安装 方式 代 
序号 安装 方式 文字 符号 安装 方式 文字 符号 
1 线 吊 式 SW 吸 顶 式 € 
2 链 吊 式 吸 项 嵌入 式 R 
3 管 吊 式 8 墙 装 内 安装 WR 
1 壁 装 式 RC 吊顶 内 安装 CR 
5 支架 上 安装 SS 10 | 座 装 HM 
(2) 开关 4 2 
于 有 有 入 全 开关 > a 按钮 开关 等 A 装 方式 有 明 装 和 暗 装 两 种 。 按 开 
闭 灯 具 的 要 求 有 单 S 控 、 ep 普 、 防 水 防 尘 
式 、 防 爆 式 等 和 入 和 8. 15 访 如 明灯 具 与 与 线路 的 连接 如 图 8. 16 所 示 。 





(e) 防水 防 尘 式 开关 
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本 
(D 防爆 式 开关 


图 8.15 常用 开关 类 型 


插座 3 


(3) 插座 
E 要 用 来 插 接 移动 电气 设备 和 家 用 电器 设备 。 按 1 二 nn 三 相 插座 ， 
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(a) 单 控 开关 接线 (b) 双 控 开关 接线 
图 8.16 照明 灯具 与 线路 的 连接 





按 安装 方式 分 明 装 和 暗 装 ， 按 防护 方式 分 普通 式 、 防 


型 号 说 明 妇 









、 防爆 式 等 。 持 座 (开关 ) 
8. 18 和 图 8. 19 所 示 。 





0 图 8. 17 所 示 ， 常 用 插座 类 型 及 插座 线路 i 
口 口 口 口 口 口 口 














[二 ba 
特征 ;: 他 了 一 局 加 两 用 ; R 一 带 焙 丝 ; K 一 带 开关 
定 ; 人 一 安全 型 
y ; 2 一 双 控 。 插 康 : 二 极 ; 3 一 三 极 ; 4 一 四 极 ; 
二 极 加 三 极 
~ 联 ; 2 一 双 联 ; 3 一 三 隔 C- 


型 : K 一 开关 ; 世 ei 骨 装 插 庙 ; ZW 一 万 能 插座 ; 
ZD 一 电话 出 线 记 5; 电 铃 开关 


7( 宽 X 高 X 深 ，mm); 
XX 6X7( 宽 x 高 x 深 ，mm) 












de 1 [ 
[Ire | 要 和 
\ Es 
本 
(9) 单 相 二 、 三 级 插座 (b) 三 相 四 级 插座 (©) 单 相 带 开关 插座 
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(d 防水 防 尘 式 插座 (e) 防爆 式 插座 


人 


LE 


图 8.18 常用 插座 类 型 
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图 8.19 插座 线路 连接 


ED wie 
1. 防 雷 装置 ck 


雷电 容易 损坏 建筑 物 和 击 穿 电气 设备 的 绝缘 物质 , < 从 而 绚 成 对 人 体 的 伤害 ,为 预防 雷 
电 的 破坏 和 伤害 ， 在 建筑 物 或 构筑 物 上 必须 安装 阮 针 和 外 防 雷 主要 由 接 闪 器 、 引 下 线 和 
接地 装置 等 组 成 ， 如 图 8. 20 所 示 。 








仆 。 接 地 极 由 钢管 、 角 钢 、 圆 钢 和 铜板 或 钢 


队伍 售 帮 ， 一 般 长 度 为 2 5m， 每 组 3 一 6 根 不 等 ,直接 
下 ， 与 室外 所 并 
Dt ph Pn 
线 一 般 沿 墙 用 卡 于 图 敌 数 设 ， 户 外 接地 母线 一 般 埋设 在 地 
下 ， 沟 的 撒 磺 按 上 口 宽 0.5m， 下 底 宽 0.4m， 深 
0 sm 和 
或 圆 钢 作为 接地 材料 。 

@ 接地 跨越 线 。 接 地 跨越 线 旦 指 接地 母线 过 到 障碍 
物 ( 如 建筑 物 伸缩 缝 、 沉 降 幼 ) 需 跨越 时 的 连接 线 ， 或 是 
利用 金属 构件 作为 接地 线 时 需要 焊接 的 连接 线 。 

高 层 建 筑 多 采用 铝 合 金 窗 ， 为 了 防止 侧面 雷击 ,损坏 
建筑 物 或 伤 人 ， 按 照 规范 要 求 ， 需 安装 接地 线 与 增 或 柱 主 

图 8.20 防震 接地 筋 连 接 。 

(2) 引 下 线 

引 下 线 是 从 各 需 针 或 屋顶 避雷 网 向 下 沿 建筑 物 、 构 筑 物 和 金属 构件 引 下 的 导线 。 一 般 
采用 扁 钢 或 者 圆 钢 作 为 引 下 线 。 目 前 大 多 数 建筑 物 引 下 线 设计 利用 构造 柱 内 两 根 主 盘 作 为 
引 下 线 ， 与 基础 钢筋 网 焊接 形成 一 个 大 的 接地 网 。 

为 了 便于 测量 接地 电阻 ， 在 引 下 线 明 装 ) 距 地 面 1. Sm 处 装 设 断 接 卡 子 ， 即 接地 电 
阻 测试 点 ， 并 在 引 下 线 地 上 1. 7m 至 地 下 0. 3m 处 加 装 塑料 管 或 竹 管 保护 。 利 用 建筑 物 钢 
筋 作为 引 下 线 时 ， 不 能 设 断 接 卡 子 ， 一 般 在 距 地 面 0. 5m 处 用 短 的 扁 钢 或 镜 锌 钢筋 从 柱 盘 
焊接 引出 作为 测试 电阻 的 测试 点 (图 8.21)。 
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人 明 数 引 下 线 与 断 接 卡 中) 晴 ! 接 卡 
图 8.21 断 接 卡子 (接地 电阻 测 
(3) 接 闪 器 


避雷 针 。 它 是 一 种 接受 雷电 的 装置 ， oawoann 一 些 重要 


的 场所 如 变电站 等 需 安装 独立 避雷 针 ， 钢管 和 圆 钢 制 成 。 





@ 避雷 网 ( 带 )。 它 用 于 屋面 大 的 建筑 。 于 建筑 物 的 顶部 ， 一 般 采 用 圆 钢 作为 避雷 
网 。 一 些 建筑 物 用 不 锈 钢 作为 避雷 网 高 ， 根 据 规 范 要求 ， 高 层 建筑 中 每 隔 三 层 设置 
均 压 环 ， 均 压 环 可 利用 圈 梁 钢 ae (图 8.22), 主 
要 防止 侧 向 雷电 对 建筑 物 造 
带 ) 


A 


XY 





图 8.22 利用 建筑 物 内 钢筋 形成 避雷 网 
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回 避雷 线 。 常 用 于 架空 线路 上 ， 材 料 采 用 截面 面积 不 小 于 35mnm 的 镀 锌 钢 绞 线 。 


@ 避雷 器 。 用 来 防护 雷电 沿线 路 侵入 建筑 物 内 ， 


以 损坏 电气 设备 。 常 用 避雷 器 的 形 


式 有 阀 式 避 雷 器 、 管 式 避雷 器 、 金 属 氧化 物 避 雷 器 、 保 护 间隙 和 击 穿 保险 器 等 。 


2. 接地 与 接 零 
(1) 接地 


接地 情况 如 图 8. 23 所 示 ， 可 分 以 下 几 种 。 








团 已 员 或 











接地 情况 
中 工作 接地 。 工作 扩展 0 接 站 


加 保护 接地 。 保护 设备 金属 外 克 与 i 
回 重复 接地 长 或 接地 电阻 陛 求 


压 器 低压 便 Ko 接地 外 ， 将 零 线 
接地 。 BN 


@ 防 雷 接地 。 为 泄 掉 雷 电 电流 而 设置 的 防 雷 接地 装置 ， 称 为 防 雷 接地 。 


(2) 接 零 





时 ， i 除 变 
i 短 训 多 处 再 进行 接地 ， 这 种 接地 方式 称 为 重复 





Z 工作 接 零 。 单 相 用 电 设备 为 取得 单 相 电压 而 接 的 零 线 ， 称 为 工作 接 零 。 其 连接 线 
称 为 中 性 线 (N) 或 零 线 ，, 与 保护 线 (PE) 共用 的 称 为 PEN 线 。 


加 保护 接 零 。 为 防止 电气 设备 因 绝 缘 损坏 而 使 人 身 遭 受 触电 危险 ,将 电 
属 外 壳 与 电源 的 中 性 线 ( 零 线 ) 用 导线 连接 起 来 ， 


或 保护 零 线 。 
3. 等 电位 连接 


气 设备 的 金 


称 为 保护 接 零 。 其 连接 线 也 称 为 保护 线 


等 电位 连接 就 是 电气 装置 的 各 外 露 导电 部 分 和 装置 外 导电 部 分 的 电位 实质 上 相等 的 连 
接 (图 8.24)。 等 电位 连接 能 够 消除 或 减少 各 部 分 间 的 电位 差 ， 降 低 保 护 电器 动作 不 可 靠 


的 危险 ,消除 或 降低 从 建筑 物 外 窜 入 电气 装置 外 露 导 电 部 分 的 危险 电压 。 
等 电位 连接 分 为 总 等 电位 连接 (MEB)、 


(CSEB) 。 
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局 部 等 电位 连接 (LEB)、 


辅 





助 等 电位 连接 



















EY 54% ge 


1 变 配 电 设备 > 
变 配 电工 程 是 对 变 配 电 次 配 电 设备 进行 


变 配 电 设 备 是 变 电 i 设备 的 总 称 ， 
压 器 (图 8.25)、 
变 配 电 设备 安 3 

(1) 变 

@ 变压器 的 搬运 方式 。 单 件 质量 在 10t 以 内 的 变压器 一 般 采 用 汽车 和 起 重 机 进行 










:用 是 变换 电压 和 分 配 电能 ， 由 变 
开关 、 互 感 器 、 电容 器 ， 以 及 高 、 低 压 配 电 柜 等 组 成 。 
~ 室外 和 杆 上 3 得 $ 安装 在 室内 〈 变 电 所 或 变电站 ) 。 






搬 


衣 


四 变压器 检查 。 一 般 采 用 汽车 式 起 重 机 或 链 式 起 重 机 做 吊 芯 、 吊 单 检查 。 

@ 变压器 干燥 。 变 压 器 干燥 时 间 的 长 短 取决 于 变压器 受潮 程度 ， 以 及 选择 的 干燥 工 
艺 。 变 压 器 的 干燥 方法 有 短路 干燥 和 涡流 干燥 等 。 

(2) 其 他 变 配 电 设备 安装 

空气 开关 、 熔 断 器 、 电 抗 器 、 电 容器 、 负 荷 开 关 、 高 压 配 电 柜 〈 图 8.26 一 图 8. 30) 
等 的 搬运 和 安装 一 般 采用 机 械 施工 。 

2. 控制 设备 与 低压 电器 

电气 控制 设备 安装 主要 是 低压 盘 〈 屏 )、 柜 、 箱 的 安装 ， 以 及 各 式 开关 、 低 压 电 气 器 
具 、 盘 柜 、 配 线 、 接 线 端 子 等 动力 和 照明 工程 常用 的 控制 设备 与 低压 电器 的 安装 。 

其 中 配 电 箱 〈 盘 ) 根据 用 途 的 不 同 分 为 电力 配 电 箱 〈 盘 ) 和 照明 配 电 箱 〈 盘 ) 两 种 。 
安装 方式 分 为 明 装 (悬挂 式 ) 和 了 暗 装 (嵌入 式 ) 及 半 明 半 暗 装 等 。 按 照 制作 材质 可 分 为 铁 
制 、 木 制 及 塑料 制品 。 现 场 运用 较 多 的 是 铁 制 配 电 箱 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


| 半音。 





(a) S11-M-30110 三 相 油 浸 式 电力 变压器 (b) SC10-5035-0.4 干 式 变压器 


(©) 杆 上 变压器 





图 8. 26 空气 开关 和 带 漏电 保护 的 空气 开关 
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图 8. 28 


配 电 箱 〈 盘 ) 
(图 8. 31) 。 

3. 电机 

电机 是 发 电机 
机 的 种 类 较 多 : 〇 





下 电气 照明 工程 施工 图 预算 编制 








图 8.27 螺旋 式 熔断 器 和 圆 简 形 帽 熔断 器 







三 相 串 联 电 抗 器 KO 





(a) 负荷 开关 (b) 高 压 配 电 柜 
图 8.30 负荷 开门 、 高 压 配 电 柜 


按 产品 划分 有 成 品 配 电 箱 、 自 制 配 电 箱 及 自制 配 电 箱 的 箱 内 接线 


和 电动 机 的 统称 ， 而 建筑 工程 中 的 电机 一 般 指 电动 机 (图 8. 32)。 电 动 
按照 工作 电源 分 为 直流 电动 机 和 交流 电动 机 ， 交 流 电动 机 又 划分 为 单 相 


电动 机 和 三 相 电 动机 ; 回 按 结构 和 工作 原理 可 划分 异步 电动 机 和 同步 电动 机 ; 加 按 启动 和 
运行 方式 分 为 电容 起 动 式 单 相 异步 电动 机 、 电 容 起 动 运转 式 单 相 异 步 电 动机 和 分 相 式 单 相 


异步 电动 机 ; @ 按 





用 途 可 划分 为 驱动 用 电 电 动机 和 控制 用 电 电动 机 ; @ 按 转子 的 结构 分 为 


笼 式 感 应 电动 机 和 绕 线 转 子 感应 电动 机 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 





(a) 成 品 配 电 箱 (b) 自制 配 电 箱 





(9) 直流 电动 机 (b) 交流 电动 机 
图 8.32 电动 机 


4. 电气 设备 安装 材料 

@ 扁 钢 。 扁 钢 如 图 8. 33(a) 所 示 ， 用 于 制作 支架 、 吊 架 、 避 雷 带 、 接 地 线 等 。 规 格 
为 一 50X5。 

@ 角钢 。 角 钢 如 图 8.33(b) 和 图 8. 33(c) 所 示 ， 用 于 制作 支架 、 吊 架 、 避 雷 装置 等 。 
规格 为 L50X50X6 和 L40X25X3。 





162 





生 电气 照明 工程 施工 图 预算 编制 





回 圆 钢 。 圆 钢 如 图 8. 33(d) 所 示 ， 用 于 制作 螺栓 、 钢 索 、 接 地 线 、 避 雷 针 等 。 规 格 


为 8 号 ， 直径 8mm。 


以 上 是 导体 用 的 钢材 料 ， 以 下 是 安装 用 的 钢材 料 。 


由 槽 钢 。 槽 钢 如 图 8.33(e) 
h=200mm。 


所 示 ， 用 于 制作 配 电 屏 支 座 等 。 规格 为 20 号 ， 


加 工 字 钢 。 工 字 钢 如 图 8. 33(f) 所 示 ， 常 用 于 各 种 电气 设备 的 固定 底座 、 变 压 器 台 
架 等 。 规 格 : 腹 板 高 度 (h)X 腹 板 厚 度 (d)， 工 字 钢 型 号 以 腹 高 〈 单 位: cm) 数 表 示 。 如 














10 号 工 字 钢 ， 表 示 其 腹 高 为 10cm。 





名 扁 钢 。 。(b) 等 边 角 钢 





2 " 坊 


ENN Ke 奖 


图 8.33 电气 设 9 


《ec) 不 等 边 角 钢 (©) 樟 钢 。〈n) 工 字 钢 


电气 工程 图 由 首页 、 系 统 图 、 平 面 图 、 电 气 原 理 接线 图 、 安 装 接线 图 、 设 备 布置 图 和 


大 样 图 等 组 成 。 


电力 及 照明 工程 施工 图 是 建筑 设计 单位 提供 给 施工 单位 从 事 动力 及 照明 工程 安装 的 图 
纸 ， 是 电气 工程 图 最 基本 的 图 纸 之 一 。 


1. 首页 


首页 即 文字 部 分 ， 主 要 包括 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 图 例 及 主要 材料 表 等 。 

名 图 纸 目 录 。 图 纸 目录 包括 图 纸 的 名 字 和 编号 。 

@ 设计 说 明 。 设 计 说 明 主要 益 述 该 电气 工程 的 概况 、 设 计 依据 、 基 本 指导 思想 、 图 
纸 中 未 能 标明 的 施工 方法 、 施 工 注意 事项 、 施 工 工艺 等 。 

@ 图 例 及 主要 材料 表 。 图 例 及 主要 材料 表 一 般 包 括 该 图 纸 内 的 图 例 、 图 例 名 称 、 设 




















备 型 号 规格 、 设 备 数量 、 安 装 方法 、 
2. 系统 图 





生产 厂家 等 。 


系统 图 是 表现 整个 工程 或 工程 一 部 分 的 供 配 电 方 式 的 图 纸 ， 它 集中 反映 了 电气 工程 的 














规模 。 常 用 的 供电 方式 有 放射 式 、 桂 
线 表示 。 








干 式 、 链 式 、 混 合式 。 系 统 图 可 以 单线 表示 也 可 以 多 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


3. 平面 图 
平面 图 是 表现 电气 设备 与 线路 平面 布置 的 图 纸 ， 是 进行 电气 安装 的 重要 依据 。 
平面 图 包括 电气 总 平面 图 、 电 力 平面 图 、 照 明 平面 图 、 变 电 所 平面 图 、 防 雷 与 接地 平 
面 图 等 。 平面图 应 按 建筑 物 不 同 标高 的 楼 层 地 面 分 别 画 出 ， 每 一 楼 层 的 电力 平面 图 与 照明 
平面 图 要 分 开 绘制 。 
电力 平面 图 及 照明 平面 图 主要 表现 电力 及 照明 线路 的 敷设 位 置 、 敷 设 方式 ; 导线 型 
号 、 截 面 、 根 数 ， 线 管 的 种 类 及 线 管 管 径 ; 各 种 用 电 设 备 〈 照 明灯 、 吊 扇 、 风 机 泵 、 捕 
座 ) 及 配 电 设备 〈 配 电 箱 、 控 制 箱 、 开 关 ) 的 型 号 、 数 量 、 安 装 方式 和 相对 位 置 。 
网 
人 4 天 作 原 理 的 图 线 。 用 来 指 首 导 设备 与 系统 的 安 






































” @ 整体 趟 原理 接线 图 特点 。 以 电气 元 件 为 单位 ， 器 示 册 站 Fi 
气 回 路 的 动作 原理 ,但 不 表示 各 电气 ead 安 尖 从 办公 慰 二 六 法 ， 
















@ 展开 式 原 理 接线 图 特点 。 将 电路 图 中 有 关 设 各 解体 ， 将 每 个 元 件 的 线圈 和 辅 
助 触 头 及 其 他 控制 、 保 护 、 监 测 、 信 和 号 等 有 关 元 按 所 完成 的 动作 回路 而 分 别 画 在 不 同 
的 功能 回路 中 ， 同 一 动作 回路 画 在 一 条 线 上 ,得 立 六 元 件 的 各 线圈 、 触 点 和 接点 要 以 同一 
文字 符号 标注 。 

5. 安装 接线 图 

eigen eit i 种 电气 元 件 之 的 图 纸 ， 用 来 指导 接线 与 查 
线 ， 它 与 电气 pe Sn 元 件 的 安装 地 点 和 实际 尺寸 、 
位 置 和 配 线 方式 等 ,但 表示 电路 人 系 理 视 电气 元 件 问 的 控制 关系 。 

6. 设备 布置 于 = 

设备 布置 OT 的 竹 置 、 安 装 方式 和 相互 关系 的 图 纸 。 设 备 布置 
图 主要 由 平 面 图 、 断 面 图 、 齐 面 图 构件 详 图 等 组 成 。 

7. 大 样 图 

大 样 图 是 表现 电气 工程 中 某 一 部 分 或 某 一 部 件 的 具体 安装 要 求 与 做 法 的 图 纸 。 其 中 一 
部 分 的 大 样 图 选用 的 是 国家 标准 图 。 

识 读 时 ， 施 工 图 中 各 图 纸 应 协调 配合 阅读 ， 对 于 具体 工程 来 说 ， 为 说 明 配 电 关系 时 需 
有 配 电 系统 图 ， 为 说 明 电气 设备 、 器 件 的 具体 安装 位 置 时 需 有 平面 布置 图 ; 为 说 明 设 备 工 
作 原 理 时 需 有 控制 原理 图 ;为 表示 元 件 连接 关系 时 需 有 安装 接线 图 ; 为 说 明 设备 、 材 料 的 





特性 、 参 数 时 需 有 设备 材料 表 等 。 
这 些 图 纸 各 自 的 用 途 不 同 ,但 它们 之 间 是 相互 联系 并 协调 一 致 的 。 在 识 读 时 应 根据 需 
要 ,将 各 图 纸 结合 起 来 识 读 ,以 达到 对 整个 工程 或 分 部 项 目 全 面 了 解 的 目的 。 


1. 识 读 程序 
先 看 图 纸 目 录 ， 再 看 施工 说 明 ， 了 解 图 例 符号 ， 系 统 结合 平面 ， 电 气 结合 土建 ， 熟 悉 
施工 顺序 。 
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气 照明 工程 施工 图 预算 编制 








针对 一 套 电气 工程 图 ， 一 般 应 先 按 以 下 顺序 阅读 ， 然 后 再 对 某 部 分 内 容 进 和 

@ 看 标题 栏 及 图 纸 目 录 。 了 解 工程 名 称 、 项 目 内 容 、 设计 日 其 及 图 纸 内 容 和 数量 等 。 

@ 看 设计 说 明 。 了 解 工程 概况 、 设 计 依 据 等 ， 了 解 图 纸 中 未 能 表达 清楚 的 各 有 关 事项 。 

@ 看 设备 材料 表 。 了 解 工 程 中 所 使 用 的 设备 和 材料 的 型 号 、 规 格 和 数量 。 

@ 熟悉 电气 图 例 符号 ， 弄 清 图 例 、 符 号 所 代表 的 内 容 。 常 用 的 电气 工程 图 例 及 文字 
符号 可 参见 国家 颁布 的 《电气 简 图 用 图 形 符号 》 (GB/T 4728 一 2008) 及 《建筑 电气 制图 
标准 》(GB/T 50786 一 2012) 。 

@ 看 系统 图 。 了 解 系统 基本 组 成 ， 主 要 电气 设备 和 元 件 之 间 的 连接 关系 ， 以 及 它们 
的 规格 、 型 号 、 参 数 等 ， 掌 握 该 系统 的 组 成 概况 。 

@ 看 平面 图 。 例如， 看 照明 平面 图 、 防 雷 接地 平面 图 等 。 了 解 电气 设备 的 规格 、 型 
号 、 数 量 ， 了 解 线路 的 起 始点 、 敷 设 部 位 、 敷 设 方式 和 导线 根 平面 图 的 阅读 可 按 以 
下 顺序 进行 : 电源 进 线 一 总 配 电 箱 一 干线 一 分 配 电 箱 一 支线 备 。 

@ 看 电气 原理 接线 图 。 了 解 系统 中 电气 和 制 原理 ， 以 指导 设备 安装 

































调试 工作 。 


@@ 看 安装 接线 图 。 了 解 电气 设备 的 布置 与 
@ 看 大 样 图 。 了 解 电气 人 装 部 件 的 具体 尺寸 等 。 


2. 识 读 要 点 

识 图 时 应 抓 住 以 下 要 点 进行 识 Co 

GD 供电 方式 和 相 数 。 i 低压 供电 ， ee 了 解 供 
电 电源 的 来 源 、 oy 

@ 进 户 方式 。 明 确 户 、 沿 墙 边 埋 

A a 下 式 还 是 混合 式 ， 明确 各 配 电 回路 的 


相 序 、 路 径 。 
a a 线 子 布线 、 管子 布线 、 线 槽 布线 还 是 电缆 布 

线 等 ， 弄 清 线路 的 敷设 部 位 、 数 设 方式 及 导线 的 再 号 和 根 数 。 

@@ 照明 设备 器 具 的 布置 。 明 确 安 装 高 度 及 平面 位 置 。 

@ 接地 防 雷 情况 。 

3. 识 读 脉 络 

识 读 顺序 为 : 进 户 线 一 总 配 电 箱 一 干线 一 分 配 电 箱 一 支线 一 用 电 设备 。 

4. 施工 顺序 

熟悉 施工 顺序 ， 便 于 阅读 电气 施工 图 。 如 识 读 配 电 系统 图 、 照 明 与 插座 平面 图 时 ， 就 
应 首先 了 解 室内 配 线 的 施工 顺序 。 

@ 根据 电气 施工 图 确定 设备 安装 位 置 、 导 线 甫 设 方式 、 甫 设 路 径 及 导线 穿 墙 或 楼 板 
的 位 置 。 

@ 结合 土建 施工 进行 各 种 预 坦 件 、 线 管 、 接 线 盒 、 保 护 管 的 预 埋 。 

@ 装 设 绝缘 支持 物 、 线 夹 等 ， 数 设 导线 。 

@ 安装 灯具 、 开 关 、 插 座 及 电气 设备 。 

@ 进行 导线 绝缘 测试 、 检 查 及 通电 试验 。 

工程 验收 。 
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本 电气 图 形 符号 


常用 电气 图 形 符号 见 表 8 - 6， 主 接线 中 主要 电气 元 件 的 图 形 符号 和 文字 符号 见 表 8 -7。 强 
电 设备 辅助 符号 见 表 8 一 8。 











表 8-6 常用 电气 图 形 符号 
图 形 符号 文字 说 明 图 形 符号 文字 说 明 图 形 符 号 文字 说 明 




































































































































、 常 开 触 点 十 、 常 闭 触 点 断路 器 
Y 隔离 器 _ 人、 | 负 闪 隔离 开关 | ===- 熔断 器 
屏 、 台 、 箱 柜 的 动力 配 电 箱 
记号 | 照明 配 电 箱 
事故 照明 配 多 种 电源 箱 电源 自动 
户 一 | 电 箱 〈 屏 ) La ( 计 切换 箱 
四 自动 开关 箱 mm Ws © os a 
带 指示 灯 的 Se a 
3 CY 级 开关 ee 单 极 暗 装 开关 
， | 单 极 开关 
Er 人 下 cr (密封 防水 ) 
防爆 型 让 单 报 描 线 双 控 开关 
og Ng Of 个 站 ;A ( 单 极 三 线 ) 
二 导线 (电路 、 电 统 
9 和 全 条? 电 欠 一 一 入 一段 路 、 母 线 符号 )， 
NS I 一 一 人 一 | 3 根 线 ; n 根 线 
一 人 单 相 插座 一 蕉 | 党 接地 三 相 插座 | 。 一 全。 | 带 接地 单 相持 座 
| 暗 装 一 条 时 装 | 暗 装 
— 密闭 防水 一 并 密闭 防水 一 过 密闭 防水 
一 人 防爆 一 下 防爆 一 4 防爆 
应 急 下 
(5) | 如 的 一 般 答 号 @ 投 光 灯 E 区 
自 带电 源 的 曙 
x 从 Oo 防水 防 尘 灯 @ 球形 灯 
ww 天 棚 灯 69 花灯 单 管 日 光 灯 
一 全 夺 灯 图 壁灯 双 管 日 光 灯 
已 二 双 稳 格 机 灯 / 


-通过 醒 线 | 六 "六" 了 六 | 天 接地 极 
E 直 通过 配 线 有 接地 极 


Pm 





接地 的 一 般 符 号 






































向 上 配 线 \ 向 下 配 线 
L 
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表 8-7 主 接线 中 主要 电气 元 件 的 图 形 符号 和 文字 符号 
元 件 名 称 图 形 符 号 文字 符号 元 件 名 称 图 形 符 号 文字 符号 


变压器 -CO T 热 继电器 四] KF 

















断路 器 2 QA 电流 互感 器 中 各 0 BE 
隔离 开关 De QB 电压 互感 器 4 ka BE 
隔离 器 Tb QB 避雷 器 F 





























一 上 一 
熔断 器 一 下 一 FA 性 
接触 名 移 相 电 容器 人 CA 








中 文 名 称 
























































1 DB 配 电 屏 NS 11 LB 照明 配 电 箱 
2 UPS 不 间断 电 12 ELB 应 急 照明 配 电 箱 
3 EPS 应 急 ( 箱 ) 3 WB 电 度 表 箱 

4 MEB 端子 绽 半 IB 仪表 箱 

5 LEB We” 端子 箱 5 MS 电动 机 启动 器 
6 SB 2 信号 16 SDS YY -人 启动 器 

7 TB 电源 切换 箱 +t 17 SAT 自 硝 降 压 启动 器 
8 Ny T 动力 配 电 Ee 18 ST 软 启动 器 

9 应 急 动力 配 电 19 HDR 烘 手 器 

10 B 控制 箱 、 操 作 箱 


8. 3 预算 定额 及 施工 图 预算 编制 


虽 加 I 电气 照明 工程 的 有 关 预 算 定额 


执行 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》(HA02 - 31 一 2016) 第 四 册 《 电 气 设 备 安装 工 
程 》， 本 定额 适用 于 工业 与 民用 新 建 、 扩 建 和 改建 工程 ，10kV 以 下 变 配 电 设备 及 线路 安装 
工程 、 车 间 动 力 电气 设备 及 电气 照明 器 具 、 防 雷 接地 装置 安装 、 配 管 配 线 、 电 气 调 整 试验 
等 的 安装 工程 。 用 于 电气 照明 工程 的 有 关 章 节 如 下 。 

名 第 二 章 配 电 装 置 安装 工程 。 

@ 第 九 音 配 电 、 输 电 电缆 敷设 工程 。 
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@ 第 十 章 防 雷 与 接地 装置 安装 工程 。 

团 第 十 一 章 电压 等 级 10kV 及 以 下 架空 线路 输电 工程 。 
@@ 第 十 二 章 配 管 工程 。 

@ 第 十 三 章 配 线 工程 。 

@ 第 十 四 章 照 明 器 具 安 装 工程 。 

@@ 第 十 五 章 低压 电器 设备 安装 。 

@@ 第 十 七 章 电 气 设备 调试 工程 。 


放下 电气 照明 工程 量 计算 顺序 


电气 照明 工程 量 根据 该 项 工程 电气 设计 施工 图 的 照明 平面 图 、 
等 进行 计算 。 照 明 线路 的 工程 量 按 施 工 图 上 标明 的 敷设 方式 和 
出 其 长 度 并 进行 计算 。 根 据 施工 图 上 标明 的 图 例 和 文字 符号 CN 直行 照明 设备 、 用 电器 具 统 
计 。 一 般 先 算 干线 ， 后 算 支 线 ， 按 不 同 的 敷设 方式 、 的 导线 进行 计算 。 工 程 量 划分 应 与 
定额 一 致 ， 单 位 与 定额 一 致 。 除 了 施工 图 中 表示 的 工 还 应 计算 施工 图 中 没有 表示 出 来 
而 施工 中 又 必须 进行 的 工程 项 目 。 如 在 暗 配 管 Re 

通常 我 们 按照 下 列 顺序 进行 计算 。 ,> 

加 进 户 装置 。 从 进 户 横 担 到 总 路 工程 量 。 

Q@ 总 配 电 箱 。 配 电 箱 的 安装 

名 配 电线 路 。 总 配 电 箱 - 


(干线 ) jw 开关 或 用 电器 具 

(支线 ) 的 配 管 配 线 。 

@ 照明 器 具 安 开关 及 用 电 

@ “> 尖 
FEE NY 人 

室内 照明 的 电源 是 通过 进 户 装置 从 室外 引入 室内 的 。 导 线 进 入 室内 有 两 种 进 线 方式 ， 
一 种 为 架 宝 进 户 ， 另 一 种 为 电缆 进 户 。 

对 于 低压 架 裤 进 线 ， 通 常 根据 电气 施工 图 的 划分 ， 进 户 装置 的 进 户 线 横 担 以 前 部 分 列 
入 外 网 安装 工程 。 进 户 模 担 则 属于 室内 照明 工程 。 

对 于 从 户外 以 电费 入 户 内 的 进 线 ， 在 照明 工程 中 只 考虑 低压 电缆 终端 头 的 制作 与 安 
装 ， 其 引 接 电缆 的 安装 计 人 外 网 工程 。 

1. 架空 进 户 

架空 进 户 装置 由 横 担 、 绝 缘 子 、 防 水 查 头 等 组 成。 

G) 定额 及 工程 量 计算 规则 

@ 定额 。 执 行 第 四 册 《电气 设备 安装 工程 》“ 进 户 模 担 ” 项 目 P. 362， “绝缘 子安 装 ” 
P. 363;“ 进 户 线 架设 ”P. 375。 

@ 工程 量 计算 规则 为 ， 以 “组 ”“ 片 〔 只 )” “mw 为 计量 单位 计算 。 

进 户 线 工程 量 的 计算 如 下 。 

进 户 线 一 (1. 5m 十 配 管 十 预 留 长 度 )X 导 线 根 数 


照明 系统 图 及 设备 材料 表 
型 号 规格 ， 用 比例 尺 量 
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式 中 ，1. 5m 表示 自 进 户 管 外 端口 算 起 的 进 户 线 室 外 预 留 长 度 ; 配 管 =0. 15m 十 墙 厚 十 室 
内 图 示 尺 寸 ，0. 15m 为 伸 出 外 墙 皮 部 分 的 管 长 ; 预 留 长 度 按 总 配 电 箱 的 预 留 长 度 计 ， 预 留 
长 度 == 宽 十 高 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

@ 未 计价 材 : 横 担 损耗 率 0.5%， 绝缘 子 2%， 防水 弯 头 3%， 支撑 铁 件 5%， 螺栓 
2%， 电 力 电缆 1. 8%。 

加 街 码 金具 安装 定额 适用 于 沿 建 ( 构 ) 筑 物 外 墙 架 设 的 输 配 电线 路 工程 。 

2. 电缆 进 户 

电缆 进 户 按 其 工作 内 容 进行 工程 量 计算 。 

(1) 电缆 沟 土方 

@ 定额 及 工程 量 计算 规则 。 

a. 定额 。 执 行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 205。 伦 

b. 工程 量 计 算 规则 。 NK 

以 “ms” 为 计量 单位 。 A 

一 般 情况 下 ， 直 埋 电缆 沟 的 控 填 土 〈 石 ) 大 表 8-9 计 算 。 
表 8-9 直 埋 电 ( 石 ) 方 量 








项 目 













每 增 1 根 








每 米 沟 长 控 方 量 (ma 
注 :， @ 两 根 以 内 的 电缆 沟 系 按 - 目 口 宽 600mm、 下 口 
规范 的 最 全 一 

@ 每 增加 一 睫 答 费 ， ae 

@ oe it it 900mm， 多 挖 的 土方 应 另行 计算 。 
电缆 保护 管 埋 地 敷设 ， 其 土方 量 凡 有 施工 图 注 明 的 ， 按 施工 图 计算 ， 无 施工 图 的 ， 一 
般 按 沟 深 0.9m、 沟 宽 按 最 外 边 的 保护 管 两 侧 边缘 外 各 增加 0. 3m 工作 面 计算 。 

@ 定额 使 用 说 明 。 

沟 槽 挖 填 定 额 包 括 土石 方 开 控 、 回 填 、 余 土 外 运 等 ， 适 用 于 电缆 保护 管 土石 方 施工 ， 
定额 是 按 人 工 施工 考虑 的 ， 工 程 采 用 机 械 施工 时 ， 执 行人 工 施工 定额 ， 不 做 调整 。 

(2) 电缆 沟 的 铺 砂 盖 砖 及 移动 盖 板 

J@ 定额 及 工程 量 计算 规则 。 

A. 定额 。 

执行 《电气 设备 安装 工程 》P. 206、P. 207。 

B. 工程 量 计算 规则 。 

以 “10m” 为 计量 单位 。 移 动 盖 板 以 揭 一 次 与 盖 一 次 或 者 移出 一 次 与 移 回 一 次 为 计算 
基础 。 按 照 实际 揭 与 盖 或 移出 与 移 回 的 次 数 乘 以 其 长 度 ， 以 “m” 为 计量 单位 。 移 动 盖 板 
或 揭 或 盖 ， 定 额 均 按 一 次 考虑 的 ， 如 又 揭 又 盖 ， 则 按 两 次 计算 。 

@ 定额 使 用 说 明 。 

A. 揭 、 盖 、 移 动 盖 板 定额 综合 考虑 了 不 同 工 序 ， 执 行 定额 时 不 因 工 序 的 多 少 而 调整 。 


、 深 900mm 计算 常规 土方 量 〈 深 度 按 
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专业 


B. 电缆 沟 盖 板 采用 金属 盖 板 时 ,根据 设计 图 纸 分 工 执 行 相应 的 定额 。 属 于 电气 安装 
设计 范围 的 电缆 沟 金属 盖 板 制作 与 安装 ， 执行 《 电 气 设备 安装 工程 》 第 七 章 金 属 构 




















































件 、 穿 墙 套 板 安装 工程 ， 按 相应 定额 乘 以 系数 0. 6。 
(3) 电缆 保护 管 敷设 
名 定额 及 工程 量 计算 规则 。 
A. 定额 。 
执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 208。 
B. 工程 量 计算 规则 。 
电缆 保护 管 铺设 根据 电缆 敷设 路 径 区 别 不 同 敷设 方式 、 甫 设 位 置 、 管 材 材质 、 规 格 ， 
按照 设计 图 示 敷 设 ,数量 以 “m” 为 计量 单位 。 
工程 量 = 设 计 长 度 十 增加 长 度 
式 中 ， 增 加 长 度 表示 为 以 下 几 种 。 从 
a, 横 穿 马 路 时 ， 按 路 基 宽 度 两 端 各 增加 2m; KN 
b. 保护 管 需要 出 地 面 时 ， 弯 头 管 口 距 地 面 增加 2 他- 
c, 穿 过 建 ( 构 ) 筑 物 外 墙 时 ， ee 
d. 穿 过 沟 〈 隧 ) 时 ， 从 沟 〈 隧 ) 道 壁 处 缘 以 加 lm。 
@ 定额 使 用 说 明 。 从 
电缆 保护 管 铺设 定额 分 为 地 下 -铺设 两 部 分 。 入 室 后 需要 电缆 保护 管 时 ， 执 
行 《 电 气 设备 安装 工程 》 定 额 第 管 工 程 相关 定 
ANT E 颌 不 做 调整 。 地 上 铺设 保护 管 
0 » 额 时 不 做 调整 。 
(4) 电缆 敷设 
ee 入 
A. DN E 
执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 231。 
B. 工程 量 计算 规则 。 
工程 量 ==( 电 缆 线 路 长 十 预 留 长 度 ) X (1 十 2. 5%) 
电缆 敷设 长 度 应 根据 敷设 路 径 的 水 平和 垂直 敷设 长 度 ， 按 表 8 - 10 的 规定 增加 电缆 数 
设 的 附加 长 度 。 
表 8-10 电缆 敷设 的 附加 长 度 
序号 项 目 预 留 长 度 说 明 
1 “| 电缆 数 设 弛 度 、 波 形 弯 度 、 交 又 2.50% 按 电缆 全 长 计算 
2 | 电缆 进入 建筑 物 2. 0m 规范 规定 最 小 值 
3 “| 电缆 进入 沟 内 或 吊 架 时 引 上 (下) 预 留 1.5m 规范 规定 最 小 值 
4 | 变 电 所 进 、 出 线 1.5m 规范 规定 最 小 值 
5 | 电力 电缆 终端 头 1.5m 检修 余 量 最 小 值 
6 | 电缆 中 间接 头 盒 两 端 各 留 2. 0m | 检修 余 量 最 小 值 
7 | 电缆 进 控制 、 保 护 屏 及 模拟 盘 等 高 十 宽 按 盘面 尺寸 














170 





六 8 电气 照明 工程 施工 图 预算 编制 










































续 表 
序号 项 目 预 留 长 度 说 明 
8 | 高 压 开关 柜 及 低压 配 电 盘 、 柜 2. 0m 盘 下 进出 线 
9 | 电费 至 电动 机 0. 5m 从 电动 机 接线 盒 算 起 
10 | 厂 用 变压器 3. 0m 从 地 坪 算 起 
11 | 电缆 绕 过 梁 柱 等 增加 长 度 按 实 际 计 算 按 被 绕 物 的 断面 情况 计算 增加 长 度 
12 | 电梯 电缆 与 电缆 架 固 定点 每 处 0. 5m 规范 最 小 值 
注 : 电缆 附加 及 预 留 长 度 是 电缆 敷设 长 度 的 组 成 部 分 应 计 入 电缆 长 度 工程 量 之 内 。 
@ 定额 使 用 说 明 。 
A. 未 包括 电缆 终端 关 和 电缆 中 间 盒 的 制作 安装 。 
B. 未 考虑 波形 增加 长 度 、 弛 度 增加 长 度 、 绕 梁 ( 柱 ) 留 长 度 。 
C. 电缆 定额 均 按 三 芯 (包括 三 芯 连 地 ) 编制 的 ， 电 I 一 世相 应 定额 增加 15%。 
五 芯 定 额 乘 以 系数 1. 15; 六 芯 定 额 乘 以 系数 1.3; 单 缆 按 同 截面 电缆 定额 乘 以 系 


数 0.7; 两 芯 电 缆 按 照 三 芯 电缆 定额 执行 。400 mi 的 单 芯 电力 电缆 敷设 按 400mm? 
电力 电缆 定额 乘 以 系数 1. 35 执行 800 一 16 \ 的 单 蔚 电 力 电缆 敷设 按 400mm’* 电 力 电 
缆 乘 以 系数 1. 85 执行 。 失 

D. 室内 数 设 电力 电缆 定额 综合 考 斌 你 尘 户 区 内 室外 电缆 沟 、 室 内 电缆 沟 、 室 内 桥 奥 、 
室内 支架 、 室 内 线 档 、 室 内 管道 人 展 癌 环境 数 设 ， 执 行 时 呆 牧 调整 。 

E. 室外 电力 电线 数 设 定 es kn 
深井 下 等 特殊 条 件 下 的 电线 散 设 > 电缆 在 一 般 山 地 这 隐 地 区 数 设 时 ， 其 定额 人 工 乘 以 系数 
1.30。 该 地 段 施工 所 需 的 窜 不 材料 “如 固定 aa 

aa 大 于 3. 6m 的 竖井 。 在 单 段 高 度 小 于 或 等 
ER ”相关 定额 ， 

G. 电缆 数 镜 定额 中 不 包括 支架 的 制作 与 安装 ,工程 应 用 时 ， 执 行 第 四 册 《电气 设备 
安装 工程 ) 第 七 音 金属 构件 、 穿 墙 套 板 安装 工程 相关 定额 。 

H. 铝 合 金 电线 数 设 根据 规格 执行 相应 的 铝 芯 电缆 数 设 定额 。 

1. 电缆 数 设 需要 钢 索 及 拉 紧 装置 安装 时 ， 应 执行 第 四 册 《电气 设 备 安装 工程 》 第 十 三 
音 配 线 工程 相应 定额 。 

(5) 电缆 终端 头 

O@ 定额 及 工程 量 计算 规则 。 

A. 定额 。 

执行 第 四 册 《电气 设备 安装 工程 》P. 245。 

B. 工程 量 计算 规则 。 

以 “个 ”为 计量 单位 。 

a 电力 电缆 和 控制 电费 均 按 一 根 电 缆 有 两 个 终端 头 考虑 。 

b. 中 间 电 缆 头 设计 有 图 示 的 ， 按 设计 确定 ; 设计 没有 规定 的 以 单 根 长 度 400m 为 标 
每 增加 400m 计算 一 个 中 间 头 ， 增 加 长 度 小 于 400m 时 计算 一 个 中 间 头 。 

@ 定额 使 用 说 明 。 定 额 使 用 说 明 包括 以 下 内 容 。 
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A. 电缆 终端 头 制作 安装 定额 中 包括 镀 锡 裸 铜 线 、 扎 索 管 、 接 线 端 子 、 压 接管 、 螺 栓 
等 消耗 性 材料 。 

B. 定额 不 包括 终端 盒 、 中 间 盒 、 保 护 盒 、 插 接 式 成 品 头 、 铅 套 管 主 材 及 支架 安放 。 

C. 双 屏 项 电缆 头 制作 安装 执行 相应 定额 人 工 乘 以 系数 1. 05。 


医 世 到 量 控 制 设备 及 低压 电器 一 配 电 箱 安装 
照明 配 电 装置 常用 的 有 箱 、 盘 、 板 等 不 同 结构 ， 最 常用 的 是 照明 配 电 


回 午 区 加 箱 。 照 明 配 电 箱 一 般 为 工厂 生产 的 定型 产品 ， 适 用 于 工业 与 民用 建筑 ， 根 据 
ss 照明 的 不 同 要 求 也 可 以 做 成 非 标 准 的 。 


回 1. 成 套 配 电 箱 安 装 
【 配 电 箱 】 (1) 定额 及 工程 量 计算 规则 
四 证 NS 


执行 第 四 册 《电气 设备 安装 工程 》P. 65。 和 
@ 工程 量 计算 规则 。 
区 分 半 周 长 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 2 

(2) 定额 使 用 说 明 不 

@ 基础 槽 钢 、 角 钢 未 包括 在 定 际 发 生 时 另行 计算 ， 执 行 《电气 设备 安装 工 


程 》 第 七 章 金属 构件 、 穿 墙 套 板 安 得 相 关 定 额 。 
a i 应 的 “ne 定额 乘 以 系数 0. 5。 
@ 未 计价 材 : re 


2. 自制 配 电 gV” 
(1) 定额 计算 规则 尺 谈 
O he 梁 - 


定额 。 执 行 《 电 气 we P. 65。 
人 “成 套 配 电 箱 ”相应 项 目 ， 未 计价 材 为 空 箱 体 。 
B. 工程 量 计算 规则 ， 以“ 台 ”为 计量 单位 。 
@ 熔断 器 安装 。 
A. 定额 : 执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 618。 
B. 工程 量 计算 规则 : 以 “个 ”为 计量 单位 。 






@ 刀 开关 。 

A. 定额 执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 613/4 -15 -13, 根据 实际 工程 ， 也 可 
以 是 其 他 开关 。 

B. 工程 量 计算 规则 : 以 “个 ”为 计量 单位 。 

@ 电 度 表 安装 。 


A. 定额 : 执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 75/4 -2 一 114。 
B. 工程 量 计 算 规则 : 以 “ 块 ” 为 计量 单位 。 

@ 箱 内 配 线 。 
A. 定额 :执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》 盘 、 柜 、 箱 、 板 配 线 P. 484。 
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B. 工程 量 计算 规则 : 区 分 导线 截面 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 
工程 量 一 半 周 长 多 回路 数 

盘 柜 配 线 仅 适用 于 盘 柜 上 设备 元 件 的 少量 现场 配 线 ， 不 适用 于 工厂 设备 的 修 、 配 、 改 
工程 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

电表 箱 、 明 装配 电 箱 及 各 种 配 电 箱 均 按 半 周 长 套用 “成 套 配 电 箱 ”相应 项 目 。 

加 盘 柜 配 线 仅 适用 于 盘 柜 上 设备 元 件 的 少量 现场 配 线 ， 不 适用 于 工厂 设备 的 修 、 配 、 
改 工 程 。 

@ 定额 不 包括 接线 端子 、 保 护 盒 、 箱 体 等 的 安装 ， 工 程 实际 发 生 时 ， 执 行 相关 项 目 。 

@ 定额 中 未 包括 支架 制作 安装 ， 发 生 时 支架 执行 《电气 设备 安装 工程 》 第 七 章 相 关 定 额 。 

盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 预 留 长 度 按 表 8 -11 计算 。 
表 8-11 盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 
项 说 


1 | 各 种 箱 、 柜 、 盘 、 板 、 盒 N 高 十 宽 。 | 盘面 尺寸 
刀 并 








































单独 安装 的 铁 壳 开 关 、 自 动 开 关 、 


箱 式 电阻 器 、 变 阻 器 
3 | 继电器、 控制 开关 、 信 号 灯 、 Sn 


分 支 接头 


0. 5m 从 安装 对 象 中 心算 起 





0.3m 从 安装 对 象 中 心算 起 
分 支线 预 贸 




























说 明 ， x 
1， 端子 板 安 装 通 右 用 睹 到 气动 力 工程 tn ee 
ES 柜 、 A 部 的 各 电器 元 件 之 间 及 与 端子 板 之 间 的 

3, 端子 板 外 WO 
的 外 部 接线 。 

4 导线 的 接线 端子 俗称 “ 线 鼻子 ”"。 铜 接线 端子 与 铜 导线 的 连接 用 锡 埋 焊接 ， 铝 接线 
端子 与 铝 导 线 的 连接 则 采用 外 力 压 接 。 

焊 ( 压 ) 接线 端子 定额 只 适用 于 导线 ， 电 绕 终端 头 制作 安装 定额 中 已 包括 压 接线 端 
子 ， 不 得 重复 计算 。 


5. 总 等 电位 箱 。 按 照 半 周 长 0.5m 的 成 套 配 电 箱 安 装 子 目 乘 以 系数 0.4。 
6. 电缆 x 接 箱 按 室内 端子 箱 套 用 。 


BE es 


1. 配 管 | 
配 管 方式 有 明 配 与 暗 配 两 种 形式 。 明 配 管 通常 用 管 卡子 固定 于 砖 、 混 凝 区 
土 结构 上 或 固定 于 钢 结构 支架 及 钢 索 上 。 暗 配 管 是 配合 土建 施工 把 管子 预先 
还 入 墙壁 楼 板 或 天 棚 内 ， 使 用 年 限 长 ， 造 价 偏 高 ， 但 由 于 在 建筑 物 内 看 不 到 【 配 管 ] 
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电气 管线 ， 不 影响 建筑 物 的 美观 ,因此 暗 配 管 被 广泛 用 于 民用 住宅 或 工业 建筑 中 。 

此 外 ,在 工业 厂房 中 ， 由 于 动力 用 电 设备 遍布 于 厂房 内 各 处 ， 且 管 路 错综复杂 ， 故 需 
在 混凝土 地 面 下 暗 敷 管线 。 这 种 动力 配 管 需 在 土建 工程 浇筑 混凝土 地 坪 前 或 支架 浇筑 模板 
时 ， 便 将 管子 预先 敷设 完毕 。 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

名 定额 。 

常用 的 几 种 配 管 定额 为 《电气 设备 安装 工程 》 如 下 项 目 。 

P. 388 套 接 紧 定 式 镀 锌 钢 导 管 (JDG) (由 钢 导 管 、 连 接 套 管 及 其 金属 附件 采用 螺钉 紧 
定 连接 技术 组 成 ， 是 数 设 电压 1kV 及 以 下 绝缘 电线 专用 保护 管 路 的 一 种 形式 ) 。 

P. 393 镀 锌 钢管 敷设 。 

P. 413 防爆 钢管 数 设 。 伦 
P. 423 可 乒 金 属 套 管 数 设 。 

P. 427 塑料 管 数 设 。 不 


@ 工程 量 计算 规则 。 
A. 各 种 配 管 应 区 别 不 同 敷设 方式 、 数 设 管材 材质 、 规 格 (公称 直径 )， 以 


ts HR 灯头 盒 、 开 关 使 所 占 长 度 。 
B. 水 平 数 设 的 配 管 ， 在 平面 图 中  ， 垂 直 数 设 的 配 管 据 其 位 置 或 高 度 计算 。 

C. 计算 配 管 时 ， 应 严格 区 分 尽 线 祖 贫 | 

(2) 定额 使 用 说 明 准 | 

OD 钢管 材质 是 按 镀 冬 钙 和 的 ， 定 而 不 包 儿 用 和 入 人 和 同 放 ， 才 要 时 机 和 第 
二 册 《 剧 油 、 防 腐蚀 ， 缩 见于 程 )。 

Diem Re 支架 的 制作 党 释 架 执行 《 剧 油 、 防 腐蚀 绝热 工程 》 
We 套 板 安装 工程 。 个 名、 

@ 工程 采 痢 狂 锌 电线 管 时 ， 执 行 镀 锌 钢管 定额 。 镀 鱼 电 线 管 主 材 费 按照 缸 匀 铀 管用 
量 另 行 计算 。 

@ 工程 采用 扣压 式 海 监 钢 导 管 (KBG) 时 ， 执 行 套 接 紧 定式 镜 锌 钢 导管 (JDG) 定 
额 。 主 材 费 按照 鲁 锌 钢管 用 量 另 行 计算 。 计 算 其 管 主 材 费 用 时 应 包括 管件 费用 。 
@ 配 管 定额 是 按照 各 专业 间 配 合 施工 考虑 的 ， 定 额 中 不 考虑 冀 档 、 创 沟 、 玄 孔 〈 洞 
等 费用 。 

@@ 室外 埋设 配 线 管 的 土石 方 施工 ,参照 《 剧 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 第 九 章 电缆 沟 
沟 模 控 不 定 额 执行 。 室 内 埋设 配 线 管 的 土石 方 原则 上 不 单独 计算 。 

2. 配 线 

GD) 管内 穿线 

管内 穿线 是 管线 工程 的 最 后 一 道 工序 。 

OD 定额 及 工程 量 计算 规则 。 

A. 定额 。 

执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 447。 

了 工程 量 计算 规则 。 
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气 照明 工程 施工 图 预算 编制 











管内 穿线 工程 量 应 区 别 线路 性 质 、 导 线材 质 、 导 线 截面 ， 以 单线 “m” 为 计量 单位 。 
线路 分 支 接头 线 的 长 度 已 综合 考虑 在 定额 中 ， 不 得 另行 计算 。 
工程 量 一 ( 配 管 长 度 十 预 留 长 度 )X 导 线 根 数 
式 中 ， 当 导线 与 配 电 箱 相 接 时 ， 预 留 长 度 等 于 半 周 长 ， 半 周 长 二 〈 宽 十 高 )， 导 线 进出 户 
预 留 长 度 为 1. 5m。 配 线 进入 开关 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 按 表 8 - 12 规定 的 长 度 ， 分 别 计 人 
相应 工程 量 。 























表 8-12 配 线 进入 箱 、 柜 、 板 的 预 留 长 度 (每 一 根 线 ) 

















序号 项 目 预 留 长 度 说 明 
1 各 种 开关 箱 、 柜 、 板 高 十 宽 盘面 尺寸 
ga 盘 ) 的 铁 过 开关 、 闸 刀 开 关 、 启 区 安装 对 象 中 心算 起 
3 由 地 面 管子 出 口 引 至 动力 接线 箱 0 从 管 口 计算 
4 电源 与 管内 导线 连接 〈 管 内 穿线 与 软 、 硬 母线 并 Fa 从 管 口 计算 
5 出 户 线 1. 5m 从 管 口 计 算 











加 定额 使 用 说 明 。 昭 明 线 路 中 的 时 处 二 阁员 大 于 或 等 于 emat 时， 应 执行 动力 线路 
穿线 相应 项 目 。 四 

(2) 塑料 护 套 线 明 数 设 、 SS 党 

OD 定额 及 工程 量 计算 Wt 

A. 定额 。 = 
执行 第 四 A 安装 工程 》P. 
B. 工程 时 训 效 
ep et 结构 、 砖 混 结 构 、 沿 钢 索 )， 
以 单 根 线路 计算 ，“m” 为 计量 单位 。 

@ 定额 使 用 说 明 。 

定额 中 未 考虑 接线 盒 ， 须 另行 计算 。 

(3) 线 槽 配 线 

线 档 配 线 整齐 美观 、 方 便 。 

@ 定额 及 工程 量 计算 规则 。 

A, 定额 。 

执行 第 四 册 《电气 设备 安装 工程 》 线 槽 配 线 P. 463。 
B. 工程 量 计算 规则 。 
区 别 导线 截面 ， 以 单 根 线路 计算 ,“m” 为 计量 单位 。 

@ 定额 使 用 说 明 。 

定额 中 未 包括 线 槽 的 安装 ， 线 槽 安装 另 执行 线 模 相 应 项 目 ， 见 P. 441 。 

线 槽 配 线 子 目 仅 按照 单 芯 导 线 截面 面积 编制 ， 如 实际 为 多 芯 导 线 时 ， 不 换算 ， 将 多 芯 
导线 截面 折合 成 单 芯 截面 进行 套用 。 
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三 接线 合 安 半 


导线 在 线 槽 和 线 管 内 不 得 有 接头 ， 当 导线 在 线路 中 有 分 支 时 ， 分 支 处 应 设 接线 盒 ， 线 
管 配 线 在 导线 的 每 一 出 处 都 应 设 接线 盒 。 此 外 ， 管 线 超过 规定 长 度 也 应 设 接线 盒 。 

1. 接线 盒 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

@ 定额 。 

执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》P. 482。 

@ 工程 量 计算 规则 。 

区 别 安装 形式 〈 明 装 、 暗 装 、 钢 索 上 ) 及 接线 盒 类 型 ， 以 “ 私 S 为 计量 单位 计算 。 














接线 盒 数量 的 确定 规则 如 下 。 
中 配 管 长 超过 规定 限 值 时 ， 必 须 设 接线 盒 ; 管 长 ， 无 弯曲 ， 有 一 个 弯曲 ， 
CA 
上 且 


管 长 超过 20m; 有 两 个 弯曲 ， 管 长 超过 12m; 有 3 管 长 超过 8m。 两 接线 盒 间 ， 
对 于 暗 配 管 ， 其 直角 弯曲 不 得 超过 3 个 ; eT 直角 弯曲 不 得 超过 4 个。 

@ 层 间 无 分 配 电 箱 ， 干 线 分 支 处 必须 > \ 

@ 工 形 配 管 必须 设 接线 盒 。 不 

(2) 定额 使 用 说 明 


en So i 
mit i tm 有 


2. 开关 盒 和 
) 定 宁 及 了 各 级 计算 规则 NS 
六 


定额 1 a 
eg 
@ 工程 量 计算 规则 。 
开关 盒 、 持 座 盒 、 灯 头 会 都 算 作 开关 使 的 工程 量 ， 以 “个 ”为 计量 单位 ， 
(2) 定额 使 用 说 明 
开关 盒 、 插 座 盒 、 灯 头 会 均 执行 开关 盒子 日。 


ma 上 


照明 器 具 (编码 : 030412) 包括 各 种 灯具 、 控 制 开 关 ， 以 及 小 型 电器 
有 具 ， 如 风扇 、 电 铃 等 。 






日 人 








1. 照明 灯具 
加 a 
【照明 灯具 】 (1) 普通 灯具 
O 定额 。 


吸 顶 灯具 安装 见 定额 第 四 册 P. 494。 其 他 普通 灯具 安装 见 定额 第 四 册 P. 495， 普 通 灯 
具 安装 定额 适用 范围 见 表 8 一 13。 
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表 8-13 普通 灯具 安装 定额 适用 范围 















































定额 名 称 说 明 

圆 球 吸 顶 灯 材质 为 玻璃 的 螺 口 、 卡 口 圆 球 独立 吸 顶 灯 

半圆 球 吸 项 灯 材质 为 玻璃 的 半圆 球 吸 项 灯 、 扁 钢 单 吸 项 灯 、 平 圆 形 吸 顶灯 

方形 吸 项 灯 材质 为 玻璃 的 独立 矩形 单 吸 顶灯、 方形 单 吸 项 灯 、 大 口 方 单 吸 项 灯 
软 线 灯 软 线 作 为 垂 吊 材料 ， 独 立 材 质 为 玻璃 、 塑 料 、 搞 瓷 ， 形 状 如 碗 伞 、 平 盘 顶 单 组 成 

的 各 式 软 线 吊 灯 

吊 链 灯 吊 链 作为 辅助 悬 吊 材料 ， 独 立 材 质 为 玻璃 、 塑 料 单 的 各 式 链 灯 
防水 灯 一 般 防 水 吊灯 

一 般 弯 脖 灯 贺 球 弯 脖 灯 、 风 雨 壁 灯 

一 般 墙 壁灯 各 种 材质 的 一 般 壁灯 、 镜 前 灯 

软 线 吊灯 头 一 般 吊 灯头 

声 光 控 座 头 灯 一 般 声控 、 光 控 座 灯头 ~ 
座 灯 头 一 般 塑 胶 、 瓷 质 座 灯 当 








@ 工程 量 计算 规则 。 浊 


区 别 灯具 的 种 类 、 型 号 需 帮 ， 以 “ 套 ” a 


(2) 荧光 灯具 

@ 定额 及 工程 您 计 期 规则。 NS 
A. 定额 VW、 说 < 
定额 见 下 ,5425 


B. 工程 量 计算 规则 。 
根据 灯具 安装 形式 、 灯 具 种 类 、 灯 管 数量 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 。 
@ 定额 使 用 说 明 。 
各 种 灯具 的 引导 线 ， 除 注 明 者 外 ， 均 已 综合 考虑 在 定额 内 ， 执 行 时 不 得 另 算 。 定 额 内 
已 包括 利用 摇 表 测量 绝缘 及 一 般 灯 具 的 试 亮 工作 ， 但 不 包括 调试 工作 。 
(3) 装饰 灯 
a 定额 及 工程 量 计算 规则 。 
A. 定额 见 第 四 册 P. 497 。 
B. 工程 量 计 算 规 则 : 以 “ 套 ” 或 “m” 为 计量 单位 计算 。 
@ 定额 使 用 说 明 。 
安装 定额 考虑 了 超 高 因素 ,并 包括 了 脚手架 搭 拆 费 。 
2. 开关 、 插 座 和 风扇 安装 
此 处 的 开关 指控 制 照明 器 具 用 的 灯具 开关 ， 有 板式 (手板 )、 板 把 、 拉 线 、 密 闭 
开关 5 
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(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

@ 定额 ( 见 第 四 册 )。 

开关 : P. 588; 插座 : P. 593; 风扇 : P. 631; 风扇 接 线 ，P. 635/4 -15 -83; 风扇 调 
速 器 安装 ; P. 616/4 -15 -27。 
@ 工程 量 计算 规则 。 
开关 : 区 别 安装 形式 、 种 类 、 开 关 极 数 及 单 控 与 双 控 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 。 
座 : 区 别 电源 相 数 、 额 定 电流 、 插 座 安装 形式 、 插 座 插 孔 个 数 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单 
位 计算 。 

风扇 : 区 别 风扇 种 类 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

@ 开关 、 插 座 等 的 预 留 线 已 综合 在 相应 定额 内 ， 不 得 另行 i 

@ 风扇 安装 已 包含 调 速 开关 的 安装 及 开关 接线 , 但 未 
扇 接线 定额 ns 


@ 带 开关 插座 按照 插座 的 种 类 套用 单 相 或 三 
送 配 电 装置 系统 调试 


个 电信 电 所 的 ASS 制 设备 及 一 、 二 次 回路 ， 系 统 调试 即 指 对 上 


述 各 个 电气 设备 及 电气 回路 党 | 
2 Sy 
定额 见 第 四 册 - = -17-28。 

四 二 SA 
装 工程 至 少 计算 “ 统 ”。 


B. ne 箱 内 设 有 仪表 、 继 电器 、 电 磁 开 关 、 漏 电 保护 装置 (不 包括 闸 刀 开关 、 
保险 器 ) ， 每 个 分 配 电 箱 可 计 一 个 调试 系统 。 

C. 若 分 配 电 箱 内 只 有 电 度 表 、 刀 开关 、 熔 断 器 ， 则 不 能 作为 单独 调试 系统 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

@ 送 配 电 设备 系统 调试 定额 适用 于 各 种 送 配 电 设备 和 低压 供电 回路 的 系统 调试 。 其 
中 的 交流 1kV 以 下 定额 适用 于 所 有 的 低压 供电 回路 ， 如 从 低压 配 电 装置 至 分 配 电 箱 的 供 
电 回 路 ， 但 从 配 电 箱 至 电动 机 的 供电 回路 已 包括 在 电动 机 的 系统 调试 定额 内 。 

A. 供电 系统 调试 包括 系统 内 的 电缆 试验 、 瓷 瓶 耐 压 等 全 套 试验 工作 

B. 供电 桥 回路 中 的 断路 器 、 母 线 分 段 断路 器 皆 作 为 独立 系统 计算 。 

C. 定额 皆 按 一 个 系统 一 侧 配 一 台 断 路 器 考虑 ， 若 两 侧 背 有 断路 器 时 ， 则 按 两 个 系统 
计算 。 

回 各 项 调试 定额 均 已 包括 该 系统 范围 内 所 有 设备 的 本 体 调试 工作 ， 一 般 情 况 下 不 做 

@ 定额 的 调试 范围 只 限于 电气 设备 本 身 的 调整 试验 ,不 包括 电动 机 带动 机 械 设备 的 
试 运行 工作 ， 应 另行 计算 。 
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@ 各 项 调试 定额 均 包括 熟悉 资料 、 核 对 设备 、 填 写 试验 记录 、 整 理 和 编写 报告 等 附 
属 工作 ， 但 不 包括 试验 仪表 装置 的 转移 费用 。 


电气 照明 工程 案例 


【 例 8 - 1】 按 安装 工程 量 计算 规则 及 定额 项 目 划分 ， 计 算 图 8. 34 所 示 电 气 照明 的 定 
额 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 及 综合 工 日 ( 配 电 箱 的 工程 量 及 进 线 部 分 不 
必 计 算 ) 。 








M 
1 BLV-3X251CISW(OC 











人 平面 图 RS (b) 系统 图 
电气 照明 
说 明 ， 


(1) 建筑 物 为 6 层 ， > 砖 混 结构 ， ot 5m， 墙 厚 0.24m (不 考虑 抹 
灰 厚 度 )。 ew 
(2) 各 层 平 ero 站 明 配 电 箱 一 台 ， 配 电 箱 高 500mm、 宽 
400mmy， es Rn 6m。 

(3) 扳 把 es Np 插座 安信 距 地 0. 9m。 

(4) 各 层 间 干线 采用 DN20 电线 管 暗 教 ， 各 层 配 电 箱 引 出 至 本 层 的 线路 ， 全 部 采用 沿 
墙 或 天 棚 穿 电线 管 配 线 。 

(5) 未 计价 材料 预算 价格 见 表 8 一 14。 


表 8-14 未 计价 材料 预算 价格 
名 称 规 格 单价 (元 /m) 名 称 规 格 单价 (元 / 套 ) 














塑料 绝缘 线 BLV -2.5 0.70 手板 开关 暗 装 3. 26 
橡皮 绝缘 线 BLX-4 0.75 单 相 插座 10A 8. 00 
电线 管 DN15 6.20 壁灯 一 般 42. 00 
电线 管 DN20 6. 20 软 线 吊 灯具 60W 15. 00 























解 : (1) 工程 量 计算 
四 车 并 配 管 MT20 一 (3. 2 一 0.5)X5 一 13.5Cmy) 
vg 2X4 王 [13. 5 十 (0. 5 十 0. 4) X10]X2=45(m) 
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Q@ 一 层 配 电 线路 
水 平一 0. 2 十 (1. 5 一 0. 12) 十 3. 00 十 (1. 32 一 0. 12) 十 (2 一 0. 12)X2 
配 管 MT15 一 9. 54(m) 
二 线段 1(15. 34m) | 竖 直 一 (3. 2 一 0. 15 一 1. 6 一 0.5) 十 (3. 2 一 0.15 一 1.4) 二 
(3.2 一 0. 15 一 0. 9) 十 (3.2 一 0. 15—2. 0)=5. 80(m) 


管内 穿线 BLV 一 2X2.5 王 [15. 34 十 (0.5 十 0. 4)]X2=32. 48(m) 
六 层 共 计 ; BLV -2X2.5 王 32.48X6 一 194. 88(m) ，MT15 王 15.34X6 一 92.04(m) 
Da (1.32 一 0.12) 十 (2 一 0. 12)X2=4. 96(m) 











三 线段 1(6.61m) | 坚 直 一 3. 2 一 0.15 一 1.4 一 1.65Cm) 
管内 穿线 BLV -3X2.5=6. 61X3=19. 83(m) 


六 层 共计 ; BLV -3X2.5 王 19.83X6 王 118. 98(m)， 2 X6=39. 66(m) 


配 管 MT15==1. 5 一 0.12==1. 38(m) 


四 线段 
(En 穿线 BLV -4X2.5=1. 38X4=5. 52(m) 


六 层 共 计 : BLV -4X2.5=5.52X6=33. 12(m) 二 1.38X6 一 8.28(m) 


i es 46>98Cm) 
MT15=92. 04 十 39. 66 十 8. 28 二 189. n) 

@ 疙 板 开关 (上 暗 装 ): 3X6 二 18( 套 RS 

团 单 相 插 座 10A: 1X6 一 6( 个 NS 

@@ 一 般 壁 灯 40W: 1X6=6 


@ 软 线 吊 灯具 60W: 5 多， 套 ) 党 | 
@ 接线 金 : 18 个 Ws 


® 大 六 4 六 
效 - 
A gm.3s 


配 管 wi 


查 定额 412 -35, 得 

人 工 费 二 1. 35 义 56. 64 二 76. 46( 元 ) 

材料 费 二 1. 35X13.07 十 1. 35X10. 30X6. 2 二 103. 86( 元 ) 
管理 费 二 1. 35X12.19 二 16. 46( 元 ) 

利润 二 1. 35X6. 27 一 8. 46( 元 ) 

综合 单价 二 76. 46 十 103. 86 十 16. 46 十 8. 46 一 205. 24( 元 ) 
综合 工 日 二 1. 35X0. 47 一 0. 63( 工 日 ) 

配 管 MT15 工程 量 二 139. 98m 一 13. 998(10m) 

查 定 额 4 一 12 -34， 得 

人 工 费 一 13.998X56. 64 一 792. 85( 元 ) 

材料 费 一 13.998X10.93 十 13. 998X10. 30X6.2 一 1046. 91( 元 ) 
管理 费 一 13.998X12.19 一 170. 64( 元 ) 

利润 二 13. 998X6. 27 一 87.77( 元 ) 

综合 单价 一 792. 85 十 1046. 91 十 170. 64 十 87. 77 一 2098. 17( 元 ) 
综合 工 日 一 13. 998X0. 47 一 6. 58( 工 日 ) 














管内 穿线 BLX-2X4 工程 量 ==45.00m 二 4. 50(10m) 
查 定额 413 -2， 得 
人 工 费 二 4. 50X6. 99 一 31. 46( 元 ) 
材料 费 一 4. 50X0. 85 十 4.5X11.0X0.75 一 40. 95( 元 ) 
管理 费 一 4. 50X1. 30 一 5. 85( 元 ) 
利润 二 4. 50X0. 67 一 3. 02( 元 ) 

合 单价 一 31.46 十 40. 95 十 5. 85 十 3. 02 一 81. 28( 元 ) 
综合 工 日 一 4.50X0. 05 一 0. 23( 工 日 ) 
管内 穿线 BLV -2.5 工程 量 一 34.698(10m) 
查 定 额 4-13-1， 得 











机 械 费 一 0 元 < 
管理 费 一 34.698X2.08 一 72.17( 元 ) 将 - 
利润 二 34. 698X1.07 二 37.13( 元 ) 

综合 单价 一 353. 57 十 327. 20 十 72. 17 十 we 0. 07( 元 ) 


综合 工 日 一 34.698X0. 08 一 2.78( 代 
手板 开关 (上 暗 装 ) ”工程 量 一 1 


查 定 额 4-14-379, 得 
人 工 费 一 18X7. A 
材料 费 二 18X1. 36 2X3. 26 一 到 


pn 0 元 7 办 
bl 28.08( 元 ) 奖 


nD 14. 40( 元 ) 

综合 ee 72 十 84. 33 十 28. 08 十 14. 40 一 253. 53( 元 ) 
合 工 日 二 18X0.06 二 1. 08( 工 日 ) 

单 相 插座 10A ”工程 量 二 6 套 

查 定 额 4-14-399， 得 

人 工 费 一 6X7.04 一 42. 24( 元 ) 

材料 费 一 6X1.12 十 6X1.02X8 王 55. 68( 元 ) 

机 械 费 一 0 元 

管理 费 一 6X1.56 一 9.36( 元 ) 

利润 二 6X0. 80 二 4. 80( 元 ) 

综合 单价 一 42. 24 十 55. 68 十 9. 36 十 4. 80 二 112. 08( 元 ) 

综合 工 日 二 6X0.06 二 0. 36( 工 日 ) 

一 般 壁 灯 40W 工程 量 一 6 套 

查 定 额 4-14-8， 得 

人 工 费 一 6X16. 26 一 97.56( 元 ) 

材料 费 一 6X22. 51 十 6X1.01X42 一 398.58( 元 ) 


人 工 费 一 34. 698X10. 19 王 353.57( 元 ) 
pr 
























181 


~- 他- 


葡 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


机 械 费 二 0 元 

管理 费 二 6X3.37 二 20. 22( 元 ) 

利润 二 6X1.73 二 10. 38( 元 ) 

综合 单价 一 97. 56 十 398. 58 十 20. 22 十 10. 38 二 526. 74( 元 ) 
综合 工 日 一 6X0.13 一 0.78( 工 日 ) 

软 线 吊 灯具 60W 工程 量 二 12 套 

查 定额 4-14-4， 得 

人 工 费 一 12X11.40 一 136.80( 元 ) 

材料 费 一 12X8. 39 十 12X1.01X15 一 282. 48( 元 ) 
机 械 费 一 0 元 
管理 费 二 12X2. 34 一 28.08( 元 ) 


利润 王 12X1. 20 一 14.40( 元 ) 伦 
综合 单价 一 136. 80 十 282. 48 十 28. 08 十 14. 40 二 461. 7 不 
综合 工 日 一 12X0. 09 一 1. 08( 工 日 ) 和 

接线 爹 ” 工程 量 一 18 个 


查 定额 4-13 -179， 得 2 
人 工 费 二 18X3. 87 一 69. 66( 元 ) 人 


材料 费 二 18X1.25 十 18X1. 02X3 8( 元 ) 


机 械 费 二 0 元 x 
管理 费 一 18X0， tp 六 
利润 二 18X0. 40 一 ( Wt 

综合 单价 二 65 ng bo 
RAR 季 经 

开关 金 一 42 个 | 

查 定 额 4-<13 -178， 得 

人 工 费 二 42X4. 29 一 1386. 42( 元 ) 

材料 费 一 42X0. 37 十 42X1.02X3.2 二 152. 63( 元 ) 

机 械 费 二 0 元 

管理 费 二 42X0.78 二 32.76( 元 ) 

利润 一 42X0. 40 一 16.80( 元 ) 

综合 单价 一 1386. 42 十 152. 63 十 32. 76 十 16. 80 一 1588. 61( 元 ) 
综合 工 日 二 42X0.03 二 1. 26( 工 日 ) 





【 例 8-2】 图 8.35 所 示 为 某 工 程 电气 照明 图 ， 按 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 的 


工程 量 计算 规则 及 定额 项 目 划分 ,进行 工程 量 计算 (电源 进 户 线 不 计算 )。 
说 明 : 


(1) 建筑 物 2 层 ， 层 高 3.0m， 砖 混 结 构 ， 楼 板 厚 0. 15m， 墙 厚 均 为 0.24m (不 考虑 


抹 灰 厚度 ) 。 


(2) 一 、 二 层 平面 布置 相同 ， 每 层 均 设 于 墙 洞 一 台 照 明 配 电 箱 ， 尺寸 高 500mmX 宽 


400mm， 安 装 高 度 底 边 距 地 面 1. 6m。 拉 线 开 关 距 楼 板 (天棚) 底面 40cm。 
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全 施工 图 预 





(3) 配 线 及 楼 层 间 干线 。 采 用 电线 管 穿 BLV -2X4 线 上 暗 配 ,每 层 配 电 箱 引出 至 本 层 
线路 ， 全 部 采用 电线 管 穿 BLV -2.5 线 墙 或 沿 楼 板 顶 面向 下 上 暗 配 。 配 电 箱 内 部 配 线 不 考 
虑 ， 要 计算 配 电 箱 内 的 电器 安装 。 

(4) 电线 管 。 穿 2X4、2X2.5、3X2.5 线 者 采用 DN20， 穿 4X2.5 线 采 用 DN25， 不 
考虑 接线 盒 、 灯 头 例 。 
















1 BLV-2X2. 
-上 二 层 LI L; 


r 
1 


了 BLV-2X2.5TC20(CJWC 
了 一 层 C 





BLV-2X2.5 
BLV-2X2.5! 


(b) 盘面 系统 图 
图 8.35 电气 照明 图 
解 : (1) 配 电 箱 
配 电 箱 包括 如 下 几 个 。 
@ 配 电 箱 的 安装 : 2 台 。 
@ 熔断 器 安装 : 2 个 。 
@ 闸 刀 开关 安装 : 2 个 。 
@ 电 度 表 安装 : 2 块 。 
回 箱 内 配 线 : (0. 5 十 0.4) X2X2 一 3.6(m) 。 
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(2) 干线 

干线 包括 : 

配 管 MT20 王 3m 一 0.5m 一 2. 50m 

配 线 BLV -2X4 一 [2.5 十 (0. 5 十 0.4)X2]mX2=8. 60m 
(3) 各 层 配 管 配 线 








各 层 配 管 配 线 包括 如 下 几 个 。 
@ 二 线 。 
LL 回路 : 
水 平一 [0.2 十 (0.4 一 0. 12) 十 (1.2 一 0.12) 十 (1.8 一 0.12) 十 (1.5 一 0. 12) 二 
配 管 MT20 [水平 一 
(0.5 十 0.12) 十 (1 十 0. 12)]m 一 6. 36m 





(12. 86m) 
于 【 嗓 直 ==[(3 一 1.6 一 0.5) 十 (3 一 1. 8)X3 十 (3 一 2.0) X2 丰 na 一 6. 50m 
回路 : 


水 平 二 [0. 24 十 0. 6 十 (1. 2 一 0. 3) 十 1.05 十 (1. N12) 十 (2 一 0. 24 一 0. 38) 十 
配 管 MT20 (0.4 一 和 .12) 十 《1.2 一 0. 2 十 (1.2 十 0. 12 十 0. 12) 十 
(16. 13m) 0. 63 十 1. 3]m 一 11. 83m 

竖 直 一 [(3 一 1. 6 一 0.5) 十 (3= . 4 十 0. 15) X4]m 一 4. 30m 


MT20=(12. 86 十 16. 13)m 一 
合计 
配 线 BLV 一 2.5 一 [28.99 ‘4X2JjmxX2= 61.58m 
@ 三 线 。 
L 回路， 洲 
.5 5 一 022) 二 个. 


配 管 wa 水 平 ) 十 (0. 5 一 0. 12)]m 一 5. 24m 





























(5.79m) .15 十 0.4)m 一 0 
回路 : 六 
配 管 MT 平一 (0. 3 十 0. “ 役 > 
We ke MT20 一 (5.79 十 0.68)m 一 6. 47m 





配 线 BLV -2.5 一 (6.47X3)m 一 19.41m 
@ 四 线 。 
配 管 MT25 一 0. 80m 
{ma BLV -2.5=(0.8X4)m=3.20m 
四 二 层 合计 。 
BLV -2X4 一 8. 60m 
BLV -2.5=[(61. 58 十 19.41 十 3. 20) X2]m 王 168. 38m 
配 管 MT20 一 [2. 50 十 (28. 99 十 6. 47) X2]m 一 73. 42m 
配 管 MT25 一 (0.8X2)m 一 1. 60m 
一 般 壁 灯 安 装 : 4 套 
白炽 吊灯 : 6 套 
上 日光灯: 2 套 
花灯 : 2 套 
单 相 暗 插座 : 8 套 
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拉线 开关 ; 12 个 

送 配 电 系统 调试 : 1 系统 

【 例 8-3】 图 8.36 所 示 为 某 工 程 电气 照明 图 ， 按 照 《 河 南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》 
的 工程 量 计算 规则 及 定额 项 目 划 分 ,进行 工程 量 计算 (电源 进 户 线 不 计算 )。 

说 明 : 

(1) 建筑 物 3 层 ， 层 高 3. 5m， 楼 板 厚 0. 15m， 墙 厚 0.24m， 各 层 平面 布置 相同 (不 
考虑 抹 灰 厚度 ) 。 

(2) 每 层 均 设 配 电 箱 一 台 ， 配 电 箱 高 400mm、 宽 600mm， 箱 中 心 距 地 面 安 装 高 度 为 
1.5m， 插 座 距 地 面 1. 2m， 暗 装 扳 把 开关 距 地 面 1. 5m。 

(3) 配 线 及 楼 层 间 干线 。 采 用 电线 管 穿 BLV -2X4 线 暗 配 ， 每 层 配 电 箱 引出 至 本 层 
线路 ， 全 部 采用 电线 管 穿 BLV -2X2.5 线 沿 墙 或 楼 板 顶 面向 下 贮 妃 。 配 电 箱 内 部 配 线 考 
虑 ， 应 计算 配 电 箱 电气 安装 、 接 线 爹 和 灯头 使 。 站 





马上 | 
三 
3 
已 
xl! 
名 
人 
要 
了 
3 
己 





(b) 系统 图 
图 8.36 电气 照明 图 


解 : (1) 配 电 箱 

配 电线 包括 如 下 几 个 。 

| 配 电 箱 的 安装 : 3 台 。 

@ 熔断 器 安装 : 3 个 。 

回 闸 刀 开关 安装 : 3 个 。 

@ 电 度 表 安装 : 3 块 。 

回 箱 内 配 线 : (0. 4 十 0.6)X2X3 王 6Cm) 。 
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(2) 干线 

干线 包括 : 

配 管 MT20 一 (3.5 一 0.4)mX2 一 6. 20m 

{i BLV -2X4=[6. 20 十 (0. 4 十 0.6)X4]mX2=20. 40m 
(3) 各 层 配 管 配 线 

各 层 配 管 配 线 包括 : 


平 二 [(5 一 0. 12 十 0. 3) 十 (4. 5 一 1. 2 一 0. 12 一 0. 3) 十 
配 管 ~“ [ 


二 线 1(26.03m) 





(2.25 一 0. 12) X3 十 (2 一 0. 12)]m 王 16. 33m 
坚 直 一 [(3. 5 一 1. 5 一 0.2) X2 十 (3.5 一 1. 2) X2 十 (3.5 一 2)]m 一 9. 70m 
配 线 BLV -2X2.5 王 [(26.03 十 (0. 4 十 0. 6) X2]mX2 王 56. 06m 


配 管 MT20 /水 平王 [(5 一 0.12) 十 (1.2 一 0. 12)]m 一 5. 
| ra | 松 
配 线 BLV 一 3X2.5 一 (7.96X3)m 一 23. 88m A 

三 层 合计 : 
配 管 MT20 一 [(26. 03 十 7. 96)X3 十 6. 20]m 举 - 
配 线 BLV -2.5=[(56.06 十 23. 88) X 3] 


配 线 BLV -4 一 20. 40m 
(4) YG2 荧光 灯 : 2 套 X3 一 6 套 


(5) 壁灯 60W: 1 套 X3 一 3 > 
(6) 单 相 暗 质 座 :2 套 闪 六 
(7) 扳 把 开关 (上 暗 X3 二 6 套 Ws 

(8) 接线 使 : 

(9) 开关 金 ; 认 一 21 个 


a0) EN 1 系统 EA 
| 8. 3.10 | TO 


为 防止 建筑 物 、 构 筑 物 遭 到 雷电 的 破坏 ， 需 要 采取 防 和 雷击 措施 ， 对 于 具体 工程 的 建筑 
物 防 雷 类 别 ， 由 工程 设计 确定 (图 8. 37) 。 

防 雷 接地 预算 定额 适用 于 各 种 建筑 物 和 构筑 物 的 防 雷 接地 、 变 配 电 系统 接地 、 设 备 接 
地 及 避雷 针 的 接地 装置 。 

防 雷 接地 预算 定额 不 适用 于 采用 爆破 法 施工 敷设 接地 线 、 安 装 接地 极 ， 也 不 包括 高 土 
壤 电 阻 率 地 区 采用 换 土 或 化 学 处 理 的 接地 装置 及 接地 电阻 的 测定 工作 。 

除 避 雷 网 安装 定额 外 ， 其 他 定额 均 已 考虑 高 空 作业 。 

为 防止 漏 项 ， 可 按 以 下 顺序 进行 防 雷 接地 工程 量 的 统计 : 接 闪 器 一 引 下 线 一 断 接 卡 
子 一 接地 母线 一 接地 极 一 接地 系统 调试 。 

1. 避雷 带 (网 ) 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规 则 

O 定额 。 

定额 见 第 四 册 P. 285。 
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图 8.37 屋面 防 雷 接地 示意 


@ 工程 量 计算 规则 。 
工程 量 == 图 示 工 程 量 X (1 十 3. 9%) 

式 中 ，3. 9% 表 示 附 加 长 度 ， 是 指 转弯 、 上 下 波动 、 避 绕 障 碍 物 、 搭 接头 所 占 长 度 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

名 沿 混凝土 块 数 设 , 定额 中 未 包括 混凝土 ， 男 按 《房屋 建筑 与 装饰 预算 定额 》 相 应 
项 目 计 算 。 

加 沿 支架 敷设 ， 定 额 中 包括 支架 制作 安装 费 。 

@ 高 层 建筑 物 屋顶 防 雷 接地 装置 安装 应 执行 避雷 网 安装 定额 。 

@ 避雷 带 是 未 计价 材 ， 损 耗 率 为 5%。 
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2. 避雷 针 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规 则 

@ 定额 。 

制作 见 第 四 册 P. 275， 安装 见 第 四 册 P. 276, 已 考虑 高 空 作业 的 因素 。 

@ 工程 量 计算 规则 。 

以 “ 根 ” 为 计量 单位 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

中 独立 避雷 针 制 作 、 安 装 定额 不 包括 避雷 针 底 座 及 埋 件 的 制作 与 安装 。 工 程 实际 发 
生 时 ,应 根据 设计 划分 ,分 别 执行 相关 定额 。 

@ 避雷 针 安装 定额 综合 考虑 了 高 空 作业 因素 ， "eR 避雷 针 安装 在 
木 杆 和 水 泥 杆 上 时 ,包括 了 其 避雷 引 下 线 的 安装 。 


@ 独立 避雷 针 安 装 包括 避雷 针 塔 、 避 雷 引 下 线 安 妆 ES 塔 架 制 作 执 
行 第 四 册 第 十 章 防 雷 与 接地 装置 安装 P. 286 。 
3. 避雷 引 下 线 


(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 人 
中 定额 。 


定额 见 第 四 册 P. 284。 ES x 兴 
@ 工程 量 计算 规则 。 小 


和 eS 和 
利用 建筑 物 妆 地 引 下 线 安 Se 每 一 柱 内 按 焊 接 两 根 主 


筋 考虑 ， 如 3 oie Re 

(2) 定额 使 用 说 明 

@ 引 下 线 所 用 固定 卡子 ， 均 已 包含 在 定额 内 ， 不 得 另 计 。 

@ 利用 柱 内 主 筋 引 下 时 ， 不 得 计 未 计价 材 ， 不 考虑 附加 长 度 。 

@ 未 计价 材 ， 引 下 线 损耗 率 为 5%。 

@ 利用 铜 绞 线 作为 接地 引 下 线 时 ， 其 配 管 、 穿 铜 绞 线 执行 同 规格 相关 规定 〈 配 管 配 
线 定额 )。 

4. 接地 母线 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

定额 。 

定额 见 第 四 册 P. 288。 

@@ 工程 量 计算 规则 。 



































工程 量 一 图 示 工 程 量 X(1 十 3. 9%) 
(2) 定额 使 用 说 明 
中 户外 接地 母线 敷设 定额 是 按照 室外 整 平 标高 和 一 般 土质 综合 编制 的 ， 包 括 地 沟 的 
挖 填 土 和 夯实 ,执行 本 定额 时 不 应 再 计算 土方 量 。 户 外 接地 沟 挖 深 为 0.75m， 每 米 沟 长 土 
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方 量 0.34m*。 如 设计 要 求 埋设 深度 与 定额 不 同时 ， 应 按照 实际 土方 量 调整 。 
@ 电缆 支架 的 接地 线 安装 执行 第 四 册 “ 户 内 接地 母线 敷设 ”定额 。 
@ 利用 基础 梁 内 两 根 主 筋 焊接 连通 作为 接地 母线 时 ， 执 行 第 四 册 “ 均 压 环 甫 设 ” 定 额 。 
团 定额 不 包括 采用 爆破 法 施工 ， 对 接地 电阻 率 高 的 土质 换 土 。 
5. 接地 极 
(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 
@ 定额 。 
执行 第 四 册 第 十 章 P. 286 。 
@ 工程 量 计算 规则 。 
以 “ 根 ” 为 计量 单位 ， 其 长 度 按 设 计 长 度 计算 , 设计 无 规定 时 ， 每 根 长 度 按 2. 5m 


计算 。 
(2) 定额 使 用 说 明 


名 定额 内 不 包括 测试 接地 电阻 的 内 容 。 
@ 定额 不 包括 采用 爆破 法 施工 、 对 接地 电阻 率 二 5 


6. 断 接 卡子 制作 安装 

(1) 定额 及 工程 量 计 算 规则 > 
@ 定额 下 
执行 第 四 贡 第 十 意 P. 284。 a 


@ 工程 量 计算 规则 。 x 
以 “ 套 ” 为 计量 单位 ， an 十 算 工程 量 ， 接 地 检查 间 内 的 


断 接 卡 子安 装 按 每 井 一 大 
(2) 定额 使 用 




















ee 
用 金属 构件 作 接 地 线 时 需要 焊接 的 连接 线 。 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

O 定额 。 

执行 第 四 册 第 十 章 P. 289 。 

@ 工程 量 计算 规则 。 

以 “处 ”为 计量 单位 。 

按 规程 规定 凡 需 做 接地 的 工程 内 容 ， 每 跨 接 一 次 应 按 “ 一 处 ”计算 。 

钢 、 铝 窗 接地 以 “处 ”为 计量 单位 (高层 建筑 6 层 以 上 的 金属 窗 设计 一 般 要 求 接地 )， 
按 设计 规定 的 金属 窗 数 进行 计算 。 

(2) 定额 使 用 说 明 

中 对 于 较 大 工程 的 接地 跨 接线 ， 由 于 在 施工 图 中 并 不 明确 指定 ， 且 无 章 可 循 ， 所 
以 工程 量 难以 准确 统计 。 一 般 来 说 ， 可 以 根据 应 属于 接地 网 内 的 金属 构件 之 间 ， 凡 是 
断 开 之 处 〈 如 配 线 钢管 与 电动 机 ) 及 连接 可 能 不 良 之 处 〈 如 吊车 轨道 间 连 接 )， 均 应 
考虑 跨 接 ， 在 统计 基础 上 稍 打 余 量 , 便 可 作为 预算 中 的 工程 量 。 定 额 中 包括 了 材 
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料 费 。 


跨 接 


地 极 


ME 
© 


一 25 
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@ 利用 建 ( 构 ) 筑 物 粱 、 柱 、 桩 承 台 等 接地 时 ， 柱 内 主 筋 与 梁 、 柱 内 主 筋 与 桩 承 台 
不 另行 计算 。 其 工作 量 已 综合 在 相应 项 目 中 。 

8. 防 雷 接地 工程 系统 调试 

接地 工程 系统 调试 主要 测试 接地 电阻 是 否 符合 设计 要 求 。 

(1) 定额 及 工程 量 计算 规则 

@ 定额 。 

执行 第 四 册 第 十 章 P. 297。 

@ 工程 量 计算 规则 。 

a. 6 根 毛 地 极 以 下 按 4-10-78， 以 “组 ”为 计量 单位 ; 

b. 6 根 接地 极 以 上 按 4 -10 -79， 以 “系统 ”为 计量 单位 ; 

c, 每 个 避雷 针 的 接地 调试 均 可 套 一 次 4-10-78。 伦 
(2) 定额 使 用 说 明 














接地 极 不 论 由 一 根 还 是 多 根 接地 极 组 成 ， 均 做 一 ， 记 一 次 试验 调试 费 。 如 果 接 
电阻 达 不 到 要 求 时 再 打 一 个 接地 极 ， 青 做 则 应 再 记 一 次 调试 费 。 
9. 案例 


ete 
hm lan | soo | 


站 古寺 5 i + 5000 | 























图 8.38 防震 接地 平面 图 


说 明 : 
(1) 避雷 网 及 引 下 线 均 沿 墙 边 数 设 ,不 考虑 墙 厚 。 图 8. 38 所 示 标 高 以 室外 地 坪 为 


.000m (室内 外 无 高 差 )。 


(2) 室外 接地 母线 埋 深 0.75m。 

(3) 避雷 网 沿 建筑 物 顶部 预 埋 支 架 教 设 。 

(4) 引 下 线 据 地 坪 1. 8m 处 ， 设 断 接 卡子 一 个 ， 其 材料 为 一 25X4。 

(5) 24m 标高 引 至 21m 标高 ， 避 雷 网 连 线 有 两 个 引 下 点 。 

(6) 材料 规格 : 四 避雷 网 $8; 加 引 下 线 $8; 图 接地 极 L50X5X2500; 四 接地 母线 
X4。 


你 8 电气 照明 工程 施工 图 预算 编制 





解 : (1) 避雷 网 

避雷 网 包括 图 示 工 程 量 

24. 000m 标高 : (14 十 6)X2 一 40Cm) 

21. 000m 标 (15X4+30X2)=120(m) 
18.000m 标高 : 10X 4 二 40(m) 
21.000 一 24.000m 标高 :6m 

工程 量 一 206X(1 十 3.9% ) 王 214.03(m) 





(2) 引 下 线 
[(21—1. 8)X2+(18—1. 8)]X(1+3.9%)=56.73(m) 
(3) 接地 母线 


图 示 工程 量 (1. 8 十 0. 75)X3 十 (5.5 十 3 十 3 十 40) 二 59. 15(m) 
工程 量 一 59.15X(1 十 3.9%) 王 61. 46(m) 


(4) 断 接 卡 子 从 
工程 量 一 3 套 人 
(5) 接地 极 R 
L50X5:， 工程 量 二 9 根 区 

(6) 避雷 系统 调试 RS 

工程 量 二 ] 系统 RY 





计算 规范 》 (GB 50856 一 2013)] 


(1)《 电 器 设备 安装 工程 》 内 容 

@ 变压器 安装 (030401)。 

@ 配 电 装 置 安装 (030402) 。 

@ 母线 安装 〈030403) 。 

团 控制 设备 及 低压 电器 安装 (030404)。 
@ 蓄电池 安装 (030405)。 

人 电机 检查 接线 及 调试 (030406) 。 

@ 〇 滑 触 线装 置 安装 (030407)。 

@ 电缆 安装 (030408)。 

器 防 雷 及 接地 装置 (030409)。 

四 10kV 以 下 架空 配 电线 路 (0304010)。 
@ 配 管 、 配 线 (030411) 。 


| 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 [《 通用 安装 工程 工程 量 
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@@ 照明 器 具 安装 (030412)。 
@ 附属 工程 (030413) 。 
加 电气 调整 试验 (030414) 。 


本 书 根据 教学 内 容 的 需要 ， 选 编 了 其 中 部 分 内 容 ， 


























其 他 的 如 在 工作 中 用 到 ， 可 在 GB 


50856 一 2013 中 查找 。 其 工作 内 容 中 的 计量 单位 、 工 程 量 计算 规则 见 表 8 - 15 一 表 8 -22。 


(2) 相关 问题 及 说 明 


名 电气 设备 安装 工程 适用 于 10kV 以 下 变 配 电 设备 及 线路 的 安装 工程 、 车 间 动 力 电 器 
及 电气 照明 、 防 雷 及 接地 装置 安装 、 配 管 配 线 、 电 气 调 试 等 。 
@ 挖 土 、 填 土工 程 应 按 现行 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 


50854 一 2013) 相关 项 目 编码 列 项 。 


@ 开 挖 路 面 应 按 现行 国家 标准 《市 政工 程 工 程 量 计算 规范 


套 管 ， 应 按 GB 5083 
保护 层 安 < 


项 目 列 项 ， 
@ 过 梁 、 墙 、 楼 板 的 钢 (塑料 ) 
气 工程 ”相关 项 目 编码 列 项 。 
@ 除 锈 、 刷 潜 〈 补 刷 漆 除外 )、 
蚀 、 绝 热 工程 ”相关 项 目 编码 列 项 。 
@ 由 
相关 项 目 编码 列 项 。 








引 











2 


ee 50857 一 2013) 相关 


给 排水 、 采 暧 、 燃 


3B 50856 一 2013 中 “ 刷 油 、 防 腐 








030404001 





030404002 | 继 耻 信号 屏 








1. 名 称 
030404003 模拟 屏 2. 型 号 
3. 规格 
4. 种 类 
5. 基础 型 钢 形 式 、 规 格 | 
6. 接线 端子 材质 、 规 格 | 
7. 端子 板 外 部 接线 材质 、 
规格 
8. 小 母线 材质 、 规 格 


030404004 | 低压 开关 柜 ( 屏 ) | 9 屏 边 规格 














按 设 计 图 示 数 
量 计算 





io 二 


和 


GB 50856 一 2013 中 “措施 项 目 ” 






工作 内 容 


本 体 安装 
基础 型 钢 制作 、 安 装 
端子 板 安装 

焊 、 压 接线 端子 
盘 柜 配 线 、 端 子 接线 
小 母线 安装 

补 剧 ( 喷 ) 油漆 
接地 


本 体 安装 
基础 型 钢 制 作 、 安 装 
端子 板 安装 

焊 、 压 接线 端子 

盘 柜 配 线 、 端 子 接线 
屏 边 安装 

补 刷 〈 喷 ) 油漆 
接地 
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明 工 程 施工 图 预 









































































续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
2 型 号 1. 本 体 安装 
030404016 控制 箱 3. 规格 2. 基础 型 钢 制 作 、 安 装 
4. 基础 形式 、 材 质 、 规 格 3. 焊 、 压 接线 端子 
5. 接线 端子 材质 、 规 格 4 端子 接线 
6. 端子 板 外 部 接线 材质 、 5. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
030404017 配 电 箱 规格 6. 接地 
7. 安装 方式 
1. 名 称 
2. 型 号 1. 本 体 安装 
030404018 插座 箱 3. 规格 SS 2. 接地 
4 安装 方式 将- 
1. 名 称 
2 
030404019 控制 开关 3. 规 
Gg ek 下 
5. 额定 - 
030404020 | ”低压 熔断 器 区 汶 
030404021 限 位 开关 淡 
030404022 控制 器 设计 图 示 数 
030404023 和 量 计算 
030404024 SX 
一 一 | 1. 名称 3 
030404025 站 动 加 2. 型 号 
电磁 铁 ss 人 
030404026 | 《电磁 制动器 》 | “于 2. 焊 、 压 接线 端子 
- 3. 接线 
030404027 | 快速 自动 开关 
030404028 电阻 器 
030404029 到 全 人 
oe 变阻器 
1. 名 称 
2. 型 号 
030404030 分 流 器 3. 规格 
4. 容量 (A) 
5. 接线 端子 材质 、 规 格 
1. 名 称 
2. 型 号 
030404031 小 电器 3. 规格 
4. 接线 端子 材质 、 规 格 
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续 表 
计量 
项 目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 计算 规则 En 
1. 名 称 
2. 型 号 1. 本 体 安装 
030404032 端子 箱 3. 规格 2. 接线 
4. 安装 部 位 台 
1. 名 称 
2. 型 呈 1. 本 体 安装 
030404033 风扇 3. 规格 2. 调 速 开关 安装 
4 安装 方式 按 设计 图 示 数 
量 计算 
1. 名 称 
030404034 照明 开关 2 材质 疯 NN . 本 体 安装 
| 3. 规格 2. 接线 
030404035 插座 4 安装 方式 a 
030404036 | 其 他 电器 : i S， 
















注 : | 控制 开关 包括 :自动 空气 


机 人 盘 管 三 速 开关 、 漏 电 保护 开关 签 》 ~ 
并 电气 信号 装置 、 i 电磁 锁 、 屏 上 辅助 设备 、 辅 助 
器 项 目 。 
































@@ 小 电器 包括 : 按钮 、 电 笛 、 
电压 互感 器 、 小 型 安全 
@@ 其 他 电器 指 本 表 未 烈 的 电 
@ 其 他 电器 必须 根据 电 侣 实际 名 称 确定 项 目 名 称 。 Rn 项 目 特征 、 计 量 单 位 、 计 算 规则 。 
@ 盘 、 箱 、 柜 进出 电线 预 留 长 度 见 G 和 13 表 D.15.7-3。 
NX> 表 8-16 (编码 : 030408) 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 请 入 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
030408001 | 电力 电缆 类 浊 归 按 设计 图 示 尺 
汪 寸 以 长 度 计算 | 1 电 缠 数 设 
四 长 闭 ) 兰 
5. 数 设 方式 、 部 位 人 大 2. 揭 ( 盖 ) 盖 板 
030408002 | 。 控制 电线 6. 电压 等 级 (kV) 附加 长 度 ) 
7. 地 形 
1. 名 称 m 
电缆 2. 材质 
030408003 保护 管 3. 规格 保护 管 敷设 
4. 敷设 方式 按 设 计 图 示 尺 
1. 名 称 才 以 长 度 计算 
2. 材质 i 
030408004 电缆 槽 盒 3. 规格 槽 盒 安装 
4. 型 号 
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4 基础 形式 、 材 质 、 规 格 





注 : @ 电缆 穿刺 线 夹 按 电缆 头 编码 列 项 。 


@@ 电缆 井 、 电 缆 排 管 、 顶 管 应 按 现行 国家 标准 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 (GB 50857 一 2013) 相关 项 目 编码 


列 项 。 








@ 电缆 数 设 预 留 长 度 及 附加 长 度 见 GB 50856 一 2013 表 D.15.7-5 





计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
铺 砂 、 盖 保护 板 | 1. 种 类 按 设计 图 示 尺 | “1. 铺 砂 
030408005 m 
( 砖 ) 2. 规格 才 以 长 度 计算 2. 盖 板 〈 砖 ) 
1. 名 称 
2. 型 号 
3. 规格 
30408006 缆 头 
03040800， 电力 电缆 头 4. 材质 、 类 型 
5. 安装 部 位 ee 1. 电力 电缆 头 制作 
6. 电压 等 级 (kV) 不 da 2. 电力 电缆 头 安装 
量 计算 
1. 名 称 3. 接地 
2. 型 号 SS 
030408007 | ”控制 电缆 头 3. 规格 将 - 
4. 材质 、 类 型 
5. 安装 方式 
030408008 防火 堵 洞 处 人 
1. 名 称 Ts 
030408009 防火 隔 板 ? 人 和 安装 
. RIK 算 
030408010 防火 全 过 没 补 关 系 信 
: RN 多 寸 以 质量 计算 
NS 1. 名 称 FE 
2. 型 号 按 设计 图 示 数 | 1. 本 体 安装 
30408011 缆 分 支 台 
090408014 | 电 红 分 区 箱 。 | 去 关 禾 人 | tt 和 2. 基础 制作 、 安 装 





表 8-17 防 雷 及 接地 装置 (编码 : 030409 节选 ) 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 是 全 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 
本 1. 接地 极 〈 板 、 桩 ) 制 
. 材质 i 本 
DO 接地 极 3 项 格 根 按 设计 图 示 数 | 作 、 安 装 
( 块 ) | 量 计算 2. 基础 接地 网 安装 
4. 土质 





5. 基础 接地 形式 





3. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
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续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
有 1 接地 母线 制作 、 安 装 
030409002 接地 母线 3. 规格 2 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
4. 安装 部 位 
5. 安装 形式 
1. 名 称 
2. 材质 1. 避雷 引 下 线 制作 、 安 装 
Ee 3. 规格 2. 断 接 卡子 、 箱 制作 、 安 装 
030409003 | ”避雷 引 下 线 4 安装 部 位 3. 利用 主 钢 和 焊接 
5. 安装 形式 二 按 设计 赔 承 4. 补 刷 〈 喷 ) 油漆 
6. 断 接 卡子 、 箱 材质 、 规 格 寸 以 
( 贫 内 加 洗 库 ) | 1. 均 压 环 数 设 
。 和 站 2 钢 铝 窗 接 地 
030409004 均 压 环 规格 3. 柱 主 筋 与 圈 梁 焊接 
_ 4. 利用 圈 梁 钢筋 焊接 
和光 光 下 六 5, 补 出 《( 喷 ) 油漆 
1. 名 称 4 上装 
1. 避雷 网 制作 、 安 装 
2. 材质 2 2. 路 接 
030409005 避雷 网 ls 党 3 混凝土 块 制作 
1 安 旨 形式 1 条 大 《三 让 和 
道夫 二 志 强度 等 级 4. 补 剧 〈 喷 ) 油漆 





















-18 10kV 以 路 (编码 : 030410) 
项 目 编码 项 目 特征 2 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
2. 材质 1. 施工 定位 
小 2. 电 杆 组 立 
类 型 3. 土 ( 石 ) 方 挖 填 
宇和 要 4 底盘 、 拉 盘 、 卡 盘 安 半 
030410001 电 杆 组 立 6. 土质 ( 基 ) 5 电 杆 防腐 
7. 底盘 、 拉 盘 、 卡 盘 规格 | 6. 拉线 制作 、 安 装 
8. 拉线 材质 、 规 格 、 类 型 上层 
i 7. 现 浇 基础 、 基 础 垫 层 
9. 现 浇 基础 类 型 、 钢 盘 按 设 计 图 示 数 8. 工地 运输 
类 型 、 规 格 ， 基 础 垫 层 要 求 量 计算 Es 
10. 电 杆 防 腐 要 求 
1. 名 称 
2. 材质 
002 横 担 组 装 se 组 和 和 
03041000 担 纪 站 E 、 金 具 组 装 
5. 电压 等 级 (kV) 并 有 
6. 瓷 瓶 、 型 号 、 规 格 








7. 金具 品种 规格 
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明 工 程 施工 图 预 





























续 表 
计量 

项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 

1. 名 称 i 

2. 型号 人 1 导线 架设 
030410003 导线 架设 3. 规格 km 7 。| 2. 导线 跨越 及 进 户 线 架设 

几 算 ( 含 预 留 长 a 

4. 地 形 度 ) 3. 工地 运输 

5. 跨越 类 型 

1. 名 称 

2. 型 号 1. 支撑 架 安装 

3. 规格 ,| 2. 本 体 安装 
030410004 | 杆 上 设备 4. 电压 等 级 (kV) 人 De 3. 焊 压 接线 端子 、 搂 线 

5. 支撑 架 种 类 、 规格 。 | ; Ko 补 剧 〈 喷 ) 油漆 

6. 接线 端子 材质 、 规 格 5. 接地 

7. 接地 要 求 





注 : @ 杆 上 设备 调试 应 按 GB 50856 一 2013 D. 14 相关 项 目 编 于 二 


@ 架空 导线 预 留 长 度 见 GB 50856 一 2013 中 表 D.15.7 

















表 8-19 配 管 、 : 030411) 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
站 1. 电线 管 路 数 设 
Rl Wa 2. 铀 索 架设 〈 拉 紧 装 置 
030411001 7 化 各 和 形式 性 nn 
~ 5. 接地 要 求 癣 2 
X ， 万 | 6. 钢 雪 材质、 规格 洁 - 
1. 名 称 人 
030411002 线 覃 2. 材质 按 设计 图 示 尺 ee 油漆 
3. 规格 寸 以 长 度 计算 a 
1. 名 称 
2. 型 号 二 
3. 规格 1. 本 体 安装 
030411003 桥架 4 材质 2. 接地 
5. 类 型 
6. 接地 方式 
1. 名 称 
2. 配 线形 式 
1. 配 线 
3. 型 号 按 设计 图 示 尺 i a 
4. 规格 寸 以 单线 长 度 计 | 2 错案 架设 ( 拉 紧 装置 
030411004 配 线 5. 材质 算 ( 含 预 留 长 安装 ) 
人 3. 支持 体 (夹板 、 绝缘 
全 入 直人 胞 子 、 档 板 等 ) 安 半 
7. 配 线 线 制 
8. 钢 索 材质 、 规 格 
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续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
030411005 接线 箱 1. 名 称 
2. 材质 按 设计 图 示 数 
稚 本 体 安装 
030411006 接线 盒 3. 规格 量 计算 
4. 安装 形式 











注 : @ 配 管 、 线 槽 安装 不 扣除 管 路 中 间 的 接线 箱 ( 盒 ) 、 灯 头 盒 、 开 关 盒 所 占 长 度 。 
@ 配 管 名 称 指 电线 管 、 钢 管 、 防 爆 管 、 塑 料 管 、 软 管 、 波 纹 管 等 。 
@ 配 管 配置 形式 指明 配 、 暗 配 、 吊 顶 内 、 钢 结构 支架 、 钢 索 配 管 、 埋 地 表 设 、 水 下 数 设 、 砌 筑 沟 内 敷设 等 。 
@ 配 线 名称 指 管内 穿线 、 资 夹板 配 线 、 塑 料 夹板 配 线 、 绝 缘 子 配 线 、 槽 板 配 线 、 塑 料 护 套 配 线 、 线 槽 配 线 、 
车 间 带 形 母线 等 。 
@@ 配 线形 式 指 照明 线路 、 动 力 线路 、 木 结构 、 顶 棚 内 、 砖 、 混 凝 土 架 、 钢 索 、 屋 架 、 粱 、 柱 、 
墙 ， 以 及 跨 屋 架 、 粱 、 柱 等 形式 。 
@ 配 线 保护 管 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 管 路 接线 盒 和 拉线 度 每 超过 30m, 无 弯曲 ; b. 管 长 度 每 
超过 20m， 有 1 个 弯 昌 ; c. 管 长 度 每 超过 15m， 有 2 个 Kt 及 长 度 每 超过 8m， 有 3 个 杰 册 。 季 直 数 设 的 
》 a. 管内 导线 截面 面积 为 50m* 及 以 下 ， 长 度 
20m; c 管内 导线 截面 面积 为 120~240mmi， 


电线 保护 管 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 周 定 导线 局 由 必 

每 超过 30m; b. 管内 导线 截面 面积 为 70~95mnfNvt 好 

长 度 每 超过 18m。 在 配 管 清单 项 目 计量 时 Sg 时 上 述 规定 可 以 作为 计量 接线 盒 、 拉 线 盒 的 依据 。 
@ 配 管 安 装 中 不 包括 沼 槽 、 刨 沟 项 目 ， Sp 56 一 2013 附录 D. 14 相关 项 目 编码 列 项 。 
与 GB 50500 一 2013 不 同 ， Os -2013 中 配 管区 作 内 容 不 再 包含 接线 盒 〈 箱 )、 
灯头 盒 、 开 关 盒 、 插 座 盒 线 盒 ( 箱 )、 灯 关 盒 、 插 座 盒 安装 执行 编 
码 030411006 。 





















表 8-20 照明 器 具 安 码 : 030412) 


项 目 编码 > ead ee Ee 工程 量 计算 规则 工作 内 容 





030412001 普通 灯具 





030412002 17 


这 


按 设计 图 示 数 Be 
.名 称 要 | 二 本 体 安装 





030412003 
(障碍 ) 灯 





030412004 装饰 灯 





030412005 荧光 灯 

















Ce 
册 
漆 
到 
六 
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项 目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
030412006 医疗 专用 灯 2. 型 号 本 体 安 装 
3. 规格 
1. 名 称 
2. 型 号 
3. 规格 1. 基础 制作 、 安 装 
4. 灯 杆 的 材质 、 规 格 2. 立 灯 杆 
5. 灯 架 的 形式 及 筑 长 3. 杆 座 安装 
6. 附件 配置 要 求 4 灯 架 及 灯具 附件 安装 
030412007 | 。 一 般 路 灯 | 灯 村 形式 〈 单 、 双 ) NK 5. 烛 、 压 接线 端子 
8. 基础 形式 、 砂 桨 配合 比 SS 6. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
9. 杆 座 材质 、 规 格 将 - 7. 灯 杆 编号 
10. 接线 端子 材质 、 规 格 8. 接地 
11. 编号 三 寺 
12. 接地 要 求 Rb 
1. 名 称 NS 
ee 次 1 基础 滋 筑 
3 - 4 2 立 灯 杆 
mn us rr RA 
030412008 中 机 | 关 骨 交 式 、 交代 村 IN me 5. 焊 、 压 接线 端子 
从 | 7 本 村 质 、 We ee 
NS 8. 接线 端子 材质 、 . 
9. 铁 构 件 规格 全 和 各 
0 8. 灯 杆 编号 
11. 灌浆 配合 比 由 和 
12. 接地 要 求 
1. 名 称 
2. 灯 杆 高 度 i 
3. 灯 扣 形 式 (成 套 或 组 2 se 
装 、 固 定 或 升降 ) 
4 附件 村 3. 杆 座 安装 
i 人 杂 果 及 灯具 附件 安 交 
030412009 高 杆 灯 6. 基础 形式 、 浇 筑 材质 。 人 
帮 交 许 守 折 J 7. 补 剧 ( 唉 ) 油漆 
、 0 元 &. 灯 村 编导 
9. 升降 机 构 接 线 调试 
11. 灌浆 配合 比 
12. 接地 要 求 
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续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 
030412010 桥 栏杆 灯 1. 名 称 
2. 型 号 按 设计 图 示 数 | ”1. 灯具 安装 
030412011 | ”地 道 涵洞 灯 3. 规格 量 计算 2. 补 刷 〈 喷 ) 油漆 
4 











注 ，Q@ 普通 灯具 包括 圆 球 吸 顶灯 、 半 圆 球 吸 顶 灯 、 方 形 吸 顶 灯 、 软 线 吊灯 、 座 灯头 、 吊 链 灯 、 防 水 吊灯 、 壁 灯 等 。 
@@ 工厂 灯 包括 工厂 音 灯 、 防 水 灯 、 防 尘 灯 、 碘 铭 灯 、 投 光 灯 、 泛 光 灯 、 混 光 灯 、 密 闭 灯 等 。 
@@ 调试 标志 (障碍 ) 灯 包 括 烟 向 标志 灯 、 高 塔 标志 灯 、 高 层 建 筑 屋顶 障碍 指示 灯 等 。 
@ 装饰 灯 包括 吊 式 艺术 装饰 灯 、 荧 光 艺 术 装饰 灯 、 rr 诱导 装饰 灯 、 水 下 


(上 ) 艺术 装饰 灯 、 点 光源 艺术 灯 、 歌 舞厅 灯具 、 草 坪 灯 具 等 。 














































@@ 医疗 专用 灯 包括 病房 指示 灯 、 病 房 暗 脚 灯 、 紫 外 线 杀 菌 灯 、 无 影 Cs。 
@ 中 杆 灯 是 指 安装 在 高 度 入 19m 的 灯 杆 上 的 照明 器 具 。 
OO 高 杆 灯 是 指 安装 在 高 度 >19m 的 灯 杆 上 的 照明 器 具 - SS 
表 8-21 附属 工程 ( 413 节选 ) 
工作 内 容 
1. 名 称 x 1. 制作 
030413001 铁 构件 2 庆 侦 硒 驳 2. 安装 
Wt : 3 补 出 ( 喷 ) 油 洒 
|“ 2. 规格 
按 设计 图 示 尺 | “1. 开 覃 
030413002 E 本 3. 类 型 节 经 m ee 
XS i 二 以 长 度 计算 | 2. 恢复 处 理 
5. 混凝土 标准 
1. 名 称 
2. 规格 PE 
030413003 打 洞 ( 孔 ) 3. 类 型 党 国志 和 ee 
4 填充 恢复 ) 方式 - 
5. 混凝土 标准 
1. 名 称 i > 
030413004 | 管道 包 封 2. 规格 mn ee 站 
3. 混凝土 强度 等 级 - 
1. 名 称 间 计 图 示 
030413005 | 人 ( 手 ) 孔 砌 筑 | 2. 规格 个 i 图 示 数 | 和 
3. 类 型 . 
1. 名 称 
2. 类 型 和 按 设计 图 示 防 
030413006 | 人 ( 手 ) 孔 防水 3. 规格 mm | 水 面积 计算 防水 
4. 防水 材质 及 做 法 




















注 : 电气 铁 构件 适用 于 电气 工程 的 各 种 支架 、 铁 构件 的 制作 安装 。 
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你 8 电气 照明 工程 施工 图 预算 编制 


表 8-22 电气 调整 试验 (编码 : 030414) 























项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 Ws 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
030414001 | 电力 变压器 系统 | 2. 型 号 
3. 容量 (kV 。A) 
按 设计 图 示 二 
以 锯 ， | 未 全 让 和 系统 调试 
030414002 | 送 配 电 装 置 系统 3. 电压 等 级 (kV) 
4. 类 型 
030414003 | “特殊 保护 装置 台 〈 套 ) 
1. 名 称 按 设 斌 图 中 调试 
030414004 | 自动 投入 装置 | 2 类 型 数量 补 算 
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8-23 和 表 8 -24。 




















如 例 8 - 1， 经 计算 得 出 电线 管 TCR 求生 熏 为 139. 98m， 试 填写 综合 单价 分 析 表 
a NA et 
标 段 : 第 页 共 页 





工程 名 称 : 某 室内 电气 照明 工程 多 














































































项 目 
二 下 1 
编码 m 程 量 
7 清单 成 明细 
价 (元 ) 合 价 (元 ) 
en 数量 管理 费 . 管理 费 
编码 名 称 单位 至 bs 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
传 混 结构 网 
4-12-3 lom | 0.1 | 56.64 | 10.93 | 0 18.46 | 5.66 | 1.09| 0 1.85 
暗 配 
人 工 单价 小 计 5.66 | 1.09 0 1.85 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ， 
一 般 技工 134 元 / 工 日 , 高 未 计价 材料 费 6. 39 
级 技工 201 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 14. 99 
全 全 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 亲本 | I sd a ead eb 
料 (元 ) (元 ) | 价 (元 ) | 价 (元 ) 
费 电线 管 DN15 m |0.1X10.30| 6.20 | 6.39 
明 其 他 材料 费 
组 材料 费 小 计 6.39 
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表 8 一 24 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 








工程 名 称 : 某 室内 电气 照明 工程 标 段 : 第 页 共 页 
计量 金额 (元 ) 
目 编码 项 目 名称 项 目 特 工程 量 其 
器 训 征 | 单位 综合 单价 | 合 价 | 其中 
暂 估 价 
1. 电线 管 TC15 
1 030411001001 | 电气 配 管 2 巷 混 结构 睹 配 | 。 亚 139.98 | 14.99 | 2098.30 


























本 页 小 计 2098. 30 


合 计 2098. 30 


本 模块 主要 讲述 以 下 两 方面 内 容 。 RS 

(1) 电气 工程 的 基本 知识 室 旭 工程 、 室 内 电气 照明 工程 、 防 雷 接地 工程 。 

(2) 室内 电气 照明 工程 施 : 电缆 数 设 、 架 眉 狂 线 、 配 电 装 置 一 一 配 电 箱 
( 盘 ) 、 室 内 配 线 、 防 雷 接地 定额 及 工程 量 计 A 


































一 、 简 答 
. 防 雷 接地 工程 计算 哪些 工程 量 ? 
. 避雷 网 的 工程 量 如 何 计算 ? 为 什么 附加 3.9%? 
. 配 管 配 线 工 程 量 计算 规则 是 怎么 规定 的 ? 导线 与 配 电 箱 相 接 时 预 留 长 度 应 为 多 少 ? 
.电气 工程 支架 执行 哪 一 子 目 ? 
. 利用 柱 内 主 筋 做 引 下 线 时 ， 工 程 量 计算 是 否 还 考虑 附加 长 度 ? 
. 进入 接线 盒 的 导线 是 否 考 虑 预 留 长 度 ? 
二 、 计 算 题 
1. 图 8.39 所 示 为 某 工 程 电气 照明 施工 图 ， 试 按 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 (HA 02 - 
31 一 2016)》 的 工程 量 计算 规则 及 定额 项 目 划 分 进行 工程 量 计算 (电源 进 户 线 不 计 ) 。 


中 


说 明 : 
(1) 建筑 物 3 层 ， 层 高 3m， 砖 混 结 构 ， 楼 板 厚 0.16m， 墙 厚 均 为 0.24m (不 考虑 抹 
灰 厚度 ) 。 


(2) 各 层 平 面 布置 相同 ， 每 层 均 设 照明 配 电 箱 一 台 ， 箱 高 500mm、 宽 300mm， 安 装 
高 度 底 边 距 地 面 1. 5m， 安装 扳 把 开关 距 地 面 1. 6m， 插 座 距 地 面 0. 9m。 
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8 加 





了 明 工程 施工 图 预 





编制 





(3) 配 线 , 楼 层 间 干线 采用 PC 管 穿 BLV -2X4 线 暗 配 ,每 层 配 电 箱 引出 至 本 层 线 
路 ， 全 部 采用 电线 管 穿 BLV -2.5 线 沿 墙 或 沿 楼 板 顶 面向 下 瞳 配 。 配 电 箱 内 部 配 线 不 考 
虑 ， 要 计算 配 电 箱 内 电器 安装 。 

(4) PC 管 规格 : 穿 2X4、2X2.5、3X2.5 线 者 采用 DN20、 穿 4X2.5 线 采 用 DN25。 


1500 1500 1500 1500 





XM 


1BLV 2x2.5PC20W(P)C 
Ek Wh 






















加 | 
[8 --1BLV2X SPO WP 
1 | 
= | S 
3 | 名 BLV 2x2.5PC20W(PIC 
' oT 一 一 一 三 层 
1800 1200 | 1800 + 1200 + 训 Da 


(9) 平面 图 (b) 系统 图 


2. 根据 表 8 一 25 中 工程 量 及 表 的 预算 单价 进行 综合 单价 分 析 ， 并 求 出 其 


合 价 。 > > 
8-25 计算 工 六 

2 Ce 懂 

: N 吸 项 日 光 灯 安装 























BV -500 4 | m 480 





成 套 型 YG2-2X40W 














表 8 -26 未 计价 材 预算 单价 





























名 称 规 格 单 位 单 价 
钢管 DN25 m 3.58 元 /m 
铜 蕊 塑料 线 BV-4 m 0.90 元 /m 
铝 忆 塑料 线 BLV-2.5 m 0. 30 元/m 
日 光 灯 YG2 -2X40W 不 包括 灯 管 套 38.0 元 / 套 
日 光 灯 管 40W 、220V 支 5. 00 元 / 支 








【模块 8 在 线 答题 】 
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教学 目标 SS 

本 模块 介绍 通风 空调 工程 的 基本 知 D nnn nn 
规则 ， 学 生 通过 本 模块 学 习 ， 应 党 Arr 熟悉 相关 预算 定额 
能 编制 通风 空调 工程 施工 图 预算 : x 


尖 








相关 知识 





通风 系统 分 类 、 组 成 





掌握 通风 空调 设备 及 部 件 。 通风 空调 设备 及 部 件 、 通 风 空调 

通风 空调 工程 预算 定额 及 | 通风 空调 管道 及 部 件 制作 安装 、| 管道 及 部 件 制作 安装 、 设 备 刷 油 绝 
工程 量 的 计算 规则 设备 剧 油 绝热 的 定额 及 工程 量 | 热 的 定额 及 工程 量 计算 规则 、 系 统 
计算 规则 调试 











通风 空调 工程 施工 图 预算 编制 








通风 就 是 把 室外 新 鲜 空气 适当 地 处 理 ( 如 净化 、 加 湿 、 i 把 室内 
的 废气 经 消毒 、 除 害 后 排 到 室外 ， 从 而 保持 室内 空气 的 新 鲜 和 洁净 。 空 气 调节 不 仅 保证 送 
进 室内 空气 的 温度 和 洁净 度 ， 同 时 还 必须 保持 一 定 的 干 湿度 和 速度 ， 所 以 空气 调节 是 更 高 
一 级 的 通风 。 

通风 系统 指 一 般 送 、 排 风 及 除尘 和 排毒 工程 ,包括 风 管 ( 伟 牺 通风 管道 )、 配 件 、 部 
件 的 制作 安装 ， 通 风 除尘 设备 的 安装 ; 空气 调节 包括 进 风 和 滤 对 、 通 风机 、 管 道 及 部 
件 的 制作 安装 及 空调 设备 等 的 安装 。 


村 建筑 通风 系统 人 


ee the 上 FE 至 室外 ， 将 室外 新 鲜 空气 





或 经 过 净化 的 空气 补充 进来 ， 并 保持 ee 








们 的 生活 需要 。 
1. 通风 系统 的 分 类 2 
按照 通风 动力 的 不 同 拓 可 四 外 局 全 风琴 关 ， 按 果 风 作用 和 







的 不 同 ， 通 风 系 统 可 
2. 机 械 通 风 系 9 
本 (可 多 5 和 机 相 送 风 系统 《图 。 2 丙种 。 栅 家 
风 系统 一 般 由 种 叶 物 收集 器 《 吸 风 口 )、 净 化 设备 、 风 管 、 阅 门 、 通 风机 、 排 风口 、 风 由 
等 组 成 ， 机 械 送 风 系 统 由 进 气 室 进 风口 )、 风 道 、 风 机 、 送 风口 空气 处 理 设备 组 成 。 


通风 和 局 部 通风 


浔 

















图 9.1 机 械 排 风 系统 图 9.2 机 械 送 风 系统 


1 一 进 风口 ; 2 一 空气 处 理 设备 ; 
3 一 风机 ; 4 一 风 道 ; 5 一 送 风 口 
(1) 风 道 


风 道 是 通风 系统 中 的 主要 部 件 ， 是 用 于 输送 空气 的 管道 。 风 道 的 断面 有 圆 形 、 和 矩形 等 
a ee We on 
作 。 连 接 方式 有 咬 口 、 焊 接 和 法 兰 连 接 3 种 。 
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(2) 阀门 
阀门 是 通风 系统 中 用 来 调节 风量 或 防止 系统 发 生火 灾 的 附件 。 阀门 装 于 风机 出 口 的 风 
、 主 下 风 道 、 分 支 风 道 或 空气 分 布 器 之 前 等 位 置 ， 常 见 的 有 疗 板 阀 、 蝶 阀 、 多 叶 调 节 








道 
阀 、 止 回 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 阀 等 ， 如 图 9. 3 一 图 9. 8 所 示 。 
从 
图 9.3 闸 板 阀 

图 9.6 止 回 闻 “a> 六、 图 9.8 防火 间 

G3) 进 、 排 风 装置 洲 A 

ether 洁净 空气 ( 即 送 风 如 空调 新 风 系统 的 新 风口 、 进 风 
塔 、 进 风 窗口 。 排 0 簿 接 排 到 大 气 中 去 的 装置 ， 如 排 风 口 


( 单 ) 、 排 风 塔 SA 绯 等。 

(4) ze 

室内 送 风口 是 送 风 系统 中 风 道 的 末端 装置 ， 常 见 的 送 风口 形式 有 双 层 侧 送 、 方 形 散 流 
器 、 孔 板 、 喷 射 式 等 ， 如 图 9.9 一 图 9. 12 所 示 。 室 内 排 风口 是 排 风 系 统 的 始 端 吸 入 装置 ， 


常见 的 排 风口 形式 有 格 栅 、 单 层 百叶 、 金 属 网 格 等 ， 如 图 9. 13 一 图 9. 15 所 示 。 


Xi 


9.10 方形 散 流 器 送 风口 





图 9.11 和 孔 板 送 风口 图 9.12 喷射 式 送 风口 
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图 9.13 格 栅 排 风口 图 9.14 单 层 百 叶 排 风口 图 9.15 金属 网 格 排 风口 


(5) 风机 

风机 是 为 通风 系统 中 的 空气 流动 提供 动力 的 机 械 设备 。 风 机 按 工 作 原 理 可 分 为 离心 式 
风机 和 轴 流 式 风 机 。 离 心 式 风 机 主要 由 叶轮 、 机 壳 、 机 轴 、 吸 气 口 、 排 气 口 等 部 件 组 成 。 
离心 式 风机 主要 性 能 参数 有 全 压 (P)、 风 量 (L)、 功 率 和 效率 、 转 速 。 

(6) 风 管 


通风 系统 中 采用 的 风 管 有 弯 头 、 来 回 弯 、 三 通 、 四 / 赴 人 (天 圆 地方 )， 如 
图 9.16 所 示 。 A 
全 2 和 LB 
Ne) > 


回放 














众 
NX | (由 四 通 We (e) 变 径 管 (天 图 地 方 ) 


图 9.16 风 管 


| 9.1.2 Whe 


空气 调节 (简称 空调 ) 系统 是 对 空气 温度 、 湿 度 、 空 气流 动 速度 及 清洁 度 进行 人 工 调 
节 ， 以 满足 人 体 舒适 和 生产 工艺 过 程 的 要 求 。 

1. 空调 系统 的 组 成 

空调 系统 一 般 由 空调 房间 、 空 气 处 理 设备 、 空 气 输 配 系统 和 冷 热 源 组 成 ， 如 图 9. 17 所 示 。 





室外 新 鲜 空气 
图 9.17 空调 系统 的 组 成 
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2. 空调 系统 的 分 类 

根据 空调 系统 空气 处 理 设备 布置 的 不 同 ， 空 调 系统 可 分 为 集中 式 空调 系统 、 半 集中 式 
空调 系统 、 分 散 式 空调 系统 。 

(1) 集中 式 空 调 系统 

集中 式 空调 系统 是 将 空气 处 理 设备 包括 风机 、 冷 却 器 、 加 热 器 、 加 湿 器 、 过 滤器 等 都 
集中 设置 在 一 个 空调 机 房 里 ， 空 气 经 过 集中 处 理 后 ， 再 送 往 各 个 空调 房间 ， 如 图 9. 18 所 
示 。 集 中 式 空调 系统 的 组 成 一 般 有 空调 处 理 设备 、 冷 冻 ( 热 ) 水 系统 和 空气 系统 。 








图 9.18 
1 一 新 风 人 口 ， 2 一 过 滤 
6 一 送 风 管 道 ; 7 一 送 风 翅 : 风口 ;9 一 回 风 管道 ，10 一 回 风机 ; 


1 一 排 网 2 冷光 水 管 : 13 eM 
(2) pe 


半 集 中 式 空调 系统 te 


端 装 置 ) 分 散在 各 窗 调 房间 内 。 空 调 机 房 经 过 庶 钻 处 理 的 部 分 或 全 部 风量 ， 送 到 各 个 空调 
房间 或 空调 区 域 后 末端 装置 进行 补 


(3) 分 关系 统 

分 散 式 空调 系统 又 称 局 部 空调 机 组 ， 是 将 冷 热源 和 空气 处 理 设备 、 输 送 设 备 、 控 制 设 
备 等 集中 设置 在 一 个 箱 体 内 ， 组 成 一 个 紧凑 的 空调 机 组 ， 一 般 不 需要 专门 设置 空调 机 房 ， 
如 窗 式 空调 机 、 分 体式 空调 机 、 柜 式 空调 机 等 。 

3. 空调 设备 

(1) 空气 过 滤器 

空气 过 滤器 是 去 除 空气 中 的 灰尘 ， 使 被 处 理 的 空气 有 一 定 洁净 度 的 设备 ， 如 图 9. 19 
所 示 ， 通 常 分 为 初 效 、 中 效 和 高 效 过 滤器 3 种 类 型 。 

(2) 空气 加 热 器 

空气 加 热 器 是 对 空气 进行 加 热 ， 使 空气 温度 升 高 的 设备 ， 如 图 9. 20 所 示 。 目 前 广泛 
使 用 的 加 热 设备 有 表面 式 空气 加 热 器 和 电 加 热 器 两 种 类 型 ， 前 者 用 于 集中 式 空调 系统 的 空 
气 处 理 室 和 半 集 中 式 空调 系统 的 末端 装置 中 ， 后 者 主要 用 在 各 空调 房间 的 送 风 支 管 上 作为 
精密 设备 及 用 于 空调 机 组 中 。 

(3) 空气 加 湿 器 

空气 加 湿 器 是 用 于 对 空气 进行 加 湿 处 理 的 设备 ， 如 图 9. 21 所 示 ， 如 干 蒸汽 加 湿 器 、 
电 加 湿 器 、 超 声波 加 湿 器 、 高 压 喷雾 加 湿 器 、 远 红外 线 加 湿 器 、 湿 膜 式 加 湿 器 。 





13 
E 
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图 9.19 空气 过 滤器 图 9.20 空气 加 热 器 图 9.21 空气 加 湿 器 

(4) 喷 水 室 

喷 水 室 是 空调 系统 中 夏季 对 空气 冷却 除湿 、 冬 季 对 空气 加 湿 的 设备 。 它 通过 水 直接 与 
被 处 理 的 空气 接触 来 进行 热 湿 交换 ， 在 喷 水 室 中 喷 人 不 同 温 ， 可 以 实现 空气 的 加 





热 、 冷 却 、 加 湿 和 减 湿 等 过 程 。 它 由 喷嘴 、 喷 嘴 排 管 、 ee 、 底 池 、 附 属 管道 、 水 
人 SN 


除湿 设备 站- 
的 方法 有 通风 法 、 RN 吸湿 剂 法 、 液 体 吸湿 剂 法 。 除 湿 
| 


湿 、 简 单 易 行 。 常 用 的 除湿 相 湿 机 ， 制 冷 减 湿 就 是 利用 制冷 除湿 机 
来 降低 空气 的 含 混 量 8 

机 组 
空调 机 组 是 一 种 对 空气 进 和 


A 空调 机 组 有 组 合式 空 
a 变 风 量 空调 机 组 等 。 4 
上 统 


ey 加 热 段 久 中 及 能 、 风 机 段 等 组 成 ， 是 集中 
的 空气 处 理 设备 。 调 机 组 由 制冷 Nr 蒸发 器 、 风 机 、 加 热 

泗 池 装置 和 电气 控制 茶 章 妊 竺 成 于 一 个 箱 体内 。 组 装 立 柜 式 空 
he 箱 内 ， 安 装 于 空调 器 附 近 。 

(7) 风机 盘 管 

风机 盘 管 是 半 集中 式 空调 系统 中 的 未 端 装置 ， 如 图 
9.22 所 示 ， 由 风机 、 电 动机 、 盘 管 、 过 滤器 、 室 温 调 
节 器 、 机 箱 组 成 ， 具 有 布置 灵活 、 安 装 方便 、 节 省 建筑 
空间 、 独 立 调节 等 优点 。 































图 9.22 风机 盘 管 


9. 2 通风 空调 工程 识 图 


在 通风 空调 工程 施工 图 识 图 过 程 中 ,按照 介质 的 流动 方向 识 图 ， 看 图 时 应 将 平面 图 、 
剖面 图 、 系 统 图 结合 原理 图 相互 联系 和 对 照 。 
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医 E 世 电表 风 空调 工程 施工 图 的 组 成 


通风 空调 工程 施工 图 由 文字 部 分 和 图 示 部 分 组 成 。 文 字 部 分 包括 设计 施工 说 明 、 图 纸 
目录 、 图 例 及 主要 设备 材料 表 等 ， 图 示 部 分 包括 平面 图 、 剂 面 图 、 系 统 图 和 详 图 。 





也 EE 台风 室 调 工程 施工 图 图 例 


1. 风 道 
风 道 代号 见 表 9 - 1。 


表 9-1 风 道 及 系统 代号 (GB/T 50114 一 20 
AN 备 注 


SF 送 风 管 HF 回 一 、 二 次 回 风 可 附加 1、2 区 别 
XF 新 风 管 PF 风 


加 压 送 风 管 PY 


K 空调 系统 3 尘 系统 
J 净化 系统 Ns 送 风 系统 
H 回 风 系 统 > 排 风 系统 > 
XP 新 风 换 气 系统 2 JY 加 压 送 Or 
PY 排 烟 系统 


RS 人 防 送 风 系 乡 


风 道 、 PENS 省 用 图 例 见 表 9 -敌人 
表 9-2 风 道 、 阀 门 及 附件 图 例 (GB/T 50114 一 2010) 
序号 名 称 图 例 附 注 
1 矩形 风 管 IE | 人 
2 贺 形 风 管 人 # 直 径 mm) 


也 可 表示 为 中 中 



































































































5 天 圆 地 方 EE 左 接 矩 形 风 管 ， 右 接 圆 形 风 管 











6 屿 浆 有 一 人 一 
7 “| ”对 开 多 时 调节 阅 i 日 | 一 #4 一 
8 止 回 风 交 | 册 二 一 全 
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二 名 称 图 例 附注 

9。 | 。 = 通 订 节 间 时， 

10 | 。 防 烟 、 防 火 闻 i as x x * 表示 防 烟 、 防 火 六 代号 

11 风 管 软 接头 HE 一 
和 

12 消 声 厅 头 EB 
LL 

13 | 带 导 流 片 的 和 矩形 弯 头 ” 从 

14 方形 风口 RE 

15 条 形 风口 人 六 

16 矩形 风口 DE 

这 圆 形 风口 

18 侧面 风口 )》 A 

19 防 雨 百叶 小 Es 

| 六 - 二 


+ nse 
通风 空调 施 江 图 常用 图 例 见 表 9 - 3。 


表 9-3 通风 空调 施工 图 常用 图 例 (GB/T 50114 一 2010) 
序号 名 称 图 例 附 注 


i 轴 流 风机 -十 - 
轴 ( 混 ) 流 式 

2? | 管道 风机 tH 全 

3 | 离心 式 管道 风机 HE -图 - 

4 吊顶 式 排 气 记 a 

5 水 么 一 他 一 


























空调 机 组 加 热 盘 


网 左 到 右 分 别 为 加 热 盘 管 、 冷 却 盘 
管 、 冷 却 盘 管 一 


管 、 双 功能 盘 管 


EI 
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续 表 

序号 名 称 图 例 附 注 

7 板式 换 热 器 网 

8 空气 过 滤器 目 图 图 从 左 至 右 依次 为 粗 效 、 中 效 、 高 效 
9 电 加 热 器 [4 

10 加 湿 器 

11 挡 水 板 攻 

[一 








12 窗 式 空调 器 
13 分 体 空调 器 [3 一 Fyre 
14 | 立 式 明 装 风机 盘 管 = 、 NN 


15 立 式 安装 风机 盘 管 
> 


17 ebm 


了 通风 空调 工程 施工 图 的 识 读 











16 | 卧 式 明 装 风机 盘 管 















:3 左 为 平面 图 ， 右 为 剖面 图 














1. 阅读 文字 部 分 

(1) 先 看 设计 施工 说 明 

设计 施工 说 明 包括 以 下 几 方面 的 内 容 。 

@ 建筑 概况 。 介 绍 建筑 物 的 面积 和 空调 面积 、 高 度 、 使 用 功能 ， 对 通风 空调 工程 的 要 求 。 

@ 设计 标准 。 包 括 室外 气象 参数 ,夏季 和 冬季 的 温 湿度 及 风速 ;室内 设计 标准 ， 各 
空调 房间 夏季 和 冬季 的 设计 温度 、 湿 度 、 新 风量 要 求 及 噪声 标准 等 。 

@ 空调 系统 及 其 设备 。 包 括 对 整 栋 建筑 的 空调 方式 和 各 空调 房间 所 采用 的 空调 设备 
的 简要 说 明 。 空 调 装置 ， 如 风机 盘 管 、 风 机 、 空 调 器 等 的 安装 要 求 。 风 管 及 其 附件 的 选 
用 、 保 温 、 防 腐 、 安 装 要 求 。 

图 空调 水 系统 。 包 括 系 统 类 型 、 所 选 管材 和 保温 材料 的 安装 要 求 ， 系 统 防腐 、 试 压 
和 排污 要 求 。 

@@ 防 排 烟 系统 。 包 括 机 械 送 风 、 机 械 排 风 或 排 烟 的 设计 要 求 和 标准 。 
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@ 空调 冷冻 机 房 。 包 括 冷 冻 机 组 和 水 泵 等 设备 的 规格 型 号 、 性 能 、 台 数 及 要 求 。 

(2) 看 图 例 

弄 清 各 符号 代表 的 含义 。 

(3) 看 主要 设备 材料 表 

通风 空调 工程 施工 图 中 的 主要 设备 材料 表 是 将 工程 中 所 选用 的 设备 和 材料 的 规格 、 型 
号 、 数 量 列 出 ， 作 为 建设 单位 采购 、 订 货 的 依据 。 

2. 平面 图 

通风 空调 系统 平面 图 表示 通风 空调 系统 管道 和 设备 的 平面 布置 情况 , 其 中 包括 以 下 几 项 。 

@ 风 管 , 送 、 回 ( 排 ) 风口 ， 风 量 调节 阀 ， 测 定 孔 等 部 件 和 设备 的 平面 位 置 ， 与 建 
筑 物 墙 面 的 距离 及 各 部 位 尺寸 。 























@ 送 、 回 ( 排 ) 风口 的 空气 流动 方向 。 
@ 通风 空调 设备 的 外 形 轮廓、 规格 型 号 及 平面 位 置 。 伦 
3. 剖面 图 NK 
林内 宇和 统 的 训 面 了 才 示 过 风 空 刘 系 统管 和 区 度 布 徒 情况， 其 中 包括 以 下 
几 项 。 

OD 建筑 物 地 面 和 楼 面 的 标高 。 

加 通风 和 设备 和 管 半 的 位 轩 尺 二 了 沽 名 中 所 注 的 平面 尺 二 是 以 mm 计 的 ， 林 
高 尺寸 是 以 m 计 的 。 风 管 标高 一 般 指 疯 | 标高， 水管 标高 一 般 指 管 中 心 标高 在 标注 管 
re ea 






道 的 标高 为 绝对 标高 。 过 3 
re 大 小 。 x 


4. 系统 图 
通风 空调 系 乡 管道 和 设备 在 空间 的 立体 走向 ， 可 以 形象 地 
系 反 映 出 来 。 系 统 图 中 还 注 明 了 风 管 、 部 件 












表示 通风 空 】 


把 风 管 、 部 人 之 间 的 相对 位 置 及 空 
及 设备 的 标高 次 段 风 管 的 规格 尺寸 ， 送 、 排 风口 的 形式 和 风量 值 。 


5. 详 图 

详 图 表示 通风 空调 系统 设备 的 具体 构造 和 安装 情况 ， 并 注 明 相应 的 尺寸 ， 如 制冷 机 房 
的 安装 详 图 、 新 风机 房 的 安装 详 图 等 。 通 风 空调 系统 设备 及 附件 安装 通常 采用 国家 标准 图 
集 ， 需 注 明 标准 图 编号 。 


医 RE 到 晶 运 风 空 词 设备 及 部 件 制作 安装 


通风 空调 工程 施工 图 预算 执行 第 七 册 《 通 风 空 调 工 程 》， 本 定额 适用 于 新 建 扩建 
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【各 种 设备 台数 


工程 通风 空调 设备 及 部 件 制作 安装 、 通 风 管 道 制作 安装 、 通 风 管道 部 件 制作 安装 


为 便于 工程 量 计算 ， 应 依 施工 图 纸 顺序 分 部 、 分 项 依次 计算 ， 不 易 
漏 项 ， 通 风 空 调 工 程 的 工程 量 计算 可 按 下 列 顺序 进行 。 

加 各 种 设备 台数 及 各 种 部 件 ; 

@ 通风 管道 制作 安装 ; 


@ 管道 部 件 制作 安装 ; 
SE @ 刷 油 绝热 工程 量 计算 ， 
@ 系统 调试 。 


通风 空调 设备 是 指 空气 加 热 器 (冷却 器 )、 通 风机 、 除 侍 设 备 、 空 调 器 、 风 机 盘 管 和 
冷却 塔 等 。 空 调 设备 部 件 包括 密闭 门 、 挡 水 板 、 滤 水 器 、 江 水 属 壳 体 、 过 滤器 、 净 
化 台 、 风 淋 室 及 设备 支架 。 


(1) 定额 





1. 定额 及 工程 量 计算 规则 en 


(2) 工程 量 计算 规则 


i 爱 调 工程 》P. 21 一 44。 


| 空气 加 热 器 (冷却 器 )、 除 尘 i 。 按 质量 不 同 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 


@ 整体 式 空调 机 组 、 空 调 器 


拖 一 分 体 空调 以 亭 内 机 、 室 外 机 之 和 )， 区 分 安 
装 位 置 、 质 量 ， 以 “ 台 ” 为 示 辕 单 科 > 


® etn 名 别 设计 风量 ， 以 计量 单位 。 


加 通风 
@ 风机 
@ 风机 


村 
盘 


装 ， 区 别 制冷 “ 台 ” 为 计量 单位 。 


@@ 多 联 体 空调 批 室 ， 本 
4 不同 形式 、 规 放 ] 条 风量 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 


区 别 安装 位 置 、 风 量 ,/ 议 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
入 安装 ， 按 安装 方式 不 同 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 


@ 设备 支架 制作 安装 ， 按 设计 图 示 尺 寸 ， 以 “kg” 为 计量 单位 。 
减 振 台 座 制 作 安装 ， 执 行 设备 支架 定额 ,定额 内 不 包括 减 振 器 ， 应 按 设 计 规 


人 @@ 风机 


@ 风 昼 
加 通风 





划分 。 
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机 安装 定额 。 其 内 容 包括 电动 机 安装 ， 其 安装 形式 包括 A、B、C、D 等 类 型 ， 
适用 于 碳 钢 、 不 锈 钢 和 塑料 风机 安装 。 
@ 设备 安装 项 目的 基价 。 其 中 不 包括 设备 费 和 应 配备 的 地 脚 螺栓 价格 (应 男 行 计算 )。 
@ 诱导 器 安装 执行 风机 盘 管 安装 子 目 。 
盘 管 的 配 管 。 执 行 第 十 册 《给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 》 相 应 项 目 。 
空调 设备 的 电气 接线 。 执 行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 》 相 应 项 目 。 
@ 表 9-4 中 一 些 项 目 制作 、 安 装 未 分 别 列 出 ， 其 制作 费 与 安装 费 的 比例 可 按 表 9 -4 








表 9-4 部 分 项 目的 制作 费 与 安装 费 的 比例 单位 : % 























































制作 安装 
序号 项 目 名 称 
人 工 | 材料 | 机 械 | 人 工 | 材料 | 机 械 

1 空调 部 件 及 设备 支架 制作 安装 86 98 95 14 2 5 
多 镀 锌 薄 钢 板 法 兰 通风 管 道 制作 安装 60 40 5 5 
3 镀 锌 薄 钢 板 共 板 法 兰 通风 管道 制作 安装 40 60 5 5 
4 薄 钢 板 法 兰 通风 管道 制作 安装 60 40 5 5 
5 净化 通风 管道 及 部 件 制作 安装 40 60 15 5 
6 不 锈 钢板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 72 28 5 5 
学 铝板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 68 32 5 5 
8 塑料 通风 管道 及 部 件 制作 安装 85 15 5 5 
9 复合 型 风 管制 作 安装 60 40 100 
10 “| 风帆 制作 安装 75 25 20 1 
单 类 制作 安装 5 























【 例 9"-1] 人 HF26D - 湿 机 组 一 台 ， 制 冷 量 26. 4kW， 


机 重 288kg， 室 外 机 重 190kg; 试 Re 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 、 综 合 单 
价 、 综 合 工 日 。 


解 : 工程 量 一 1 台 二 1t 党 | 
查 定 额 7-1-11 得 洲 2 
人 工 费 二 1X1408. 级 人 1 a 


材料 费 二 1 X6; a NG 
oi 307.96( 元 ) 奖 


利润 二 1 29 二 158. 29( 元 ) 

综合 单价 三 1408. 52 十 6.06 十 307. 96 十 158. 29 一 1880. 83( 元 ) 
综合 工 日 二 1X11. 87 一 11. 87( 工 日 ) 
设备 费 二 1 义 设备 单价 (可 随 市 场 价 ) 


针 汪 本 过 风 管道 制作 安装 


通风 管道 制作 安装 的 内 容 包括 镀 锌 薄 钢板 法 兰 通风 管道 、 净 化 通风 管道 、 铝 板 通 风 管 
道 、 塑 料 通风 管道 、 玻 璃 钢 通风 管道 、 复 合 型 通风 管道 、 柔 性 软 风 管道 等 的 制作 安装 。 
1. 定额 及 工程 量 计 算 规 则 





(1) 定额 加 
Q@ 镀 锌 薄 钢 板 法 兰 通风 管道 制作 、 安 装 〈 碳 钢 通 风 管道 制作 安装 ) 。 a 
其 定额 执行 第 七 册 《 通 风 空调 工程 》P. 50 一 51 。 Ee 


@ 蒲 钢板 法 兰 风 管制 作 、 安 装 。 其 定额 见 第 七 册 (通风 空调 工 【通风 管道 介绍 】 
程 》P. 53。 
回 净化 通风 管道 制作 、 安 装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空调 工程 》P. 57。 
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@ 不 锈 钢板 通风 管道 制作 、 安 装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工程 》P. 58。 

@ 铝板 通风 管道 制作 、 安 装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工 程 》P. 62。 

@ 塑料 通风 管道 制作 、 安 装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工 程 》P. 69。 

@ 玻璃 钢 通 风 管 道 安装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工程 》P.71。 

@ 复合 型 通风 管道 制作 、 安 装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工 程 》P. 73。 机 制 玻 镁 
复合 管 、 彩 钢 复合 管 、 铝 稍 复合 管 定 额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工程 》P. 148 一 150。 

@ 软 管 接头 〈 口 )。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工 程 》P. 77。 

中 柔性 软 风 管 道 安装 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工程 》P.75。 

@ 温度 、 风 量 测定 孔 。 其 定额 见 第 七 册 《 通 风 空 调 工程 》P.77。 

(2) 工程 量 计算 规则 

@ 风 管制 作 安装 。 以 施工 图 规格 不 同 按 展开 面积 计算 ， A 了 测定 孔 、 送 
风口 、 吸 风口 等 所 占 面积 。 


圆 管 F=xXDXL 
式 中 ,下 表示 圆 形 风 管 展开 面积 (m*); D 表示 em 表示 管道 中 心 线 长 度 。 


矩形 风 管 按 图 示 周 长 乘 以 管道 中 心 线 长 度 i 

玻璃 钢 风 管 、 复 合 型 风 管 按 设 计 图 示 外 和 展开 面积 计算 。 

@ 风 管 长 度 。 一 律 以 设计 图 示 中 心 SN (主管 与 支管 以 其 中 心 线 交点 划分 )， 
包括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 等 管件 的 长 包括 部 件 所 占 长 度 。 直 径 和 周 长 按 图 示 尺 二 
展开 ， 咬 口 重 倒 部 分 已 包括 在 ;不得 另行 增加 。 

部 分 通风 部 件 长 度 如 下 蓄 七 册 《 通 风 空 

a, 蝶阀: 工 一 150m 

b. 止 回 阀 : 二 NS 

c 密闭 I L210 名 (从 

d. 圆 形 上 火 阀 : 二 一 300 一 380mm。 

e, 矩形 风 管 防火 阀 : 工 王 300 一 380mm。 

f 密闭 式 斜 插 板 阀 ( 表 9 -5) 。 













































































录 二 P. 169)。 


表 9-5 密闭 式 斜 插 板 阀 单位 ，mm 











2 3 4 5 6 





90 95 





80 85 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 











L |280 |285 330 345 | 350 | 355 | 360 









































290 300 | 305 310 | 315 | 320 | 325 











@ 风 管 导 流 叶片 的 制作 安装 。 按 图 示 叶片 的 面积 计算 〈 见 定额 第 七 册 P. 169)。 

@ 浙 缩 管 送 风 。 整 个 通风 系统 设计 采用 渐 缩 管 送 风 的 , 圆 形 风 管 按 平均 直径 、 和 矩形 
风 管 按 平均 周 长 计 算 。 

@@ 柔性 软 风 管道 安装 。 按 图 示 管 道中 心 线 长 度 ， 以“m” 为 计量 单位 。 

@ 软 管 (帆布 接口 制作 安装 。 按 图 示 尺寸 , 以 “m*” 为 计量 单位 。 在 风机 、 新 风 
箱 (空调 箱 ) 与 风 管 的 接口 处 及 风机 盘 管 与 出 风口 的 接口 处 、 风 管 与 散 流 器 的 接口 处 常设 
帆布 接口 ， 以 降低 噪声 。 
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长 9 EE 





@ 风 管 检查 孔 。 按 设计 图 示 尺 寸 质量 计算 ， 以 “kg” 为 计量 单位 。 风 管 检 查 孔 质量 
也 可 参考 “国标 通风 部 件 标准 质量 表 ” 计 算 。 



































@ 温度 、 风 量 测定 孔 制作 安装 。 按 其 型 号 以 “个 ”为 计量 单位 。 

2. 定额 使 用 说 明 

(1) 薄 钢板 通风 管道 制作 安装 

名 薄 钢 板 通风 管道 制作 安装 项 目 。 其 中 ,包括 弯 头 、 、 变 径 管 等 管件 ， 以 及 法 








兰 、 加 固 框 和 帅 托 支架 的 制作 安装 ， edn pe 落地 支架 执行 设备 支架 
项 目 (第 七 册 P. 44)。 

@ 整个 通风 系统 设计 采用 渐 缩 管 均匀 送 风 的 ， 圆 形 风 管 按 平均 直径 、 和 矩形 风 管 按 平 
均 周 长 参 照相 应 规格 子 目 ， 其 人 工 乘 以 系数 2. 5。 

@ 镀 锌 蒲 钢板 通风 管道 项 目 。 其 a 如 设计 要 求 不 用 


























镀 锌 薄 钢 板 的， 板材 可 以 换算 ,其 他 不 变 
@ 薄 钢板 通风 管道 项 目 。 其 中 的 板材 ， 如 设计 同 者 可 以 换算 , 但 人 工 、 
机 械 不 变 。 上 
] 者 


@ 项 目 中 的 法 兰 垫 料 。 nee 可 以 换算 , 但 人 工 不 变 。 使 


用 泡沫 塑料 者 每 1kg ni 人 1kg 橡胶 板 
换算 为 闭 孔 乳胶 海绵 0. 5kg。 

(2) 净化 通风 管道 制作 安装 

Q@ 圆 形 风 管 。 执 行 矩形 ; eu x 

© 通风 管道 涂 密 封 胶 。 口 颖 外 表面 涂 如 设计 要 求 口 颖 不 涂抹 而 只 


在 法 兰 处 涂抹 的 ， 每 10 减 去 密封 胶 1 技 王 0..37 王 贞 。 

加 型 钢 。 其 中 不 包 寺 ae 如 设计 要 Re 另 加 镀 锌 费 。 

管道 制作 安装 A 

训 风 管道 咬 口 连接 制作 行 镀 锌 薄 钢 板 风 管 法 兰 连 接 子 目 。 

@ 不 锈 钢 航 通 风 管道 制作 安装 子 目 中 包括 管件 ， 但 不 包括 法 兰 和 吊 托 支架 ,应 单独 
列 项 计算 ,执行 相应 子 目 。 

(4) 铝板 通风 管道 制作 安装 

@ 铝板 通风 管道 制作 安装 子 目 中 包括 管件 ， 但 不 包括 法 兰 和 吊 托 支架 ,应 单独 列 项 
计算 执行 相应 子 目 。 

加 通风 管道 项 目 中 的 板材 。 如 设计 要 求 厚度 不 同 者 可 以 换算 ， 人 工 费 、 机 械 费 不 变 。 

(5) 塑料 通风 管道 制作 安装 

通风 管道 项 目 规格 。 其 表示 的 直径 为 内 径 ， 周 长 为 内 周 长 。 

@ 通风 管道 制作 安装 项 目 。 其 中 包括 管件 、 法 兰 、 加 固 框 ， 但 不 包括 吊 托 支架 ， 吊 
托 支架 执行 有 关 项 目 。 
@ 项 目 中 的 法 兰 垫 料 。 如 设计 要 求 使 用 品种 不 同 者 可 以 换算 ， 但 人 工 消 耗 量 不 变 。 

@ 塑料 通风 管道 管件 制作 的 胎 具 摊 销 材料 费 未 包括 在 定额 内 ， 按 以 下 规定 另行 计算 : 
风 管 工程 量 在 30m* 以 上 的 , 每 10m* 通 风 管道 的 胎 具 摊 销 木材 为 0.06m*; 通风 管道 工程 量 
在 30m* 以 下 的 , 每 10m’ 通 风 管 道 的 胎 具 摊 销 木 材 为 0.09m* 。 按 本 地 区 材料 预算 价格 计算 
胎 具 材料 费 。 
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(5) 玻璃 钢 通风 管道 制作 安装 

@ 管道 安装 项 目 中 包括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 等 管件 的 安装 ， 以 及 法 兰 、 加 固 框 和 吊 
托 价 的 制作 安装 ,不 包括 跨 风 管 落地 支架 。 落 地 支架 执行 设备 支架 项 目 。 

@ 玻璃 钢 通风 管道 及 管件 以 图 示 工 程 量 加 损耗 计算 ， 按 外 加 工 定做 考虑 。 

(6) 复合 通风 管道 制作 安装 

@ 通风 管道 项 目 规格 表示 的 直径 为 内 径 ， 周 长 为 内 周 长 。 

@ 通风 管道 制作 安装 项 目 中 包括 管件 、 法 兰 、 加 固 框 、 吊 托 支架 。 

(7) 软 管 接头 〈 口 ) 

软 管 接头 使 用 人 造 革 而 不 用 帆布 者 可 以 换算 。 

(8) 柔性 软 风 管 安装 

定额 适用 于 金属 、 涂 塑 化 纤 织物 、 聚 酯 、 聚 乙烯 、 聚 氯 乙烯 薄膜 、 铝 条 等 材料 制 成 的 














软 风 管 。 
(9) 通风 管道 导 流 叶片 不 论 单 叶片 还 是 香蕉 形 双 叶 全 pa 


通风 管道 制作 费 与 安装 费 的 比例 可 按 表 9 -4 划 
【 例 9-2】 图 9.23 所 示 为 一 段 空调 管道 入 通风 管道 为 普通 薄 钢 板 (6 一 
作 合 


md de ea 
利润 、 综 合 工 日 me 人 1. 0mm， 每 平方 米 质 量 为 7. 85kg)。 
Sb py 





















lL assiNS 
x 和 we 
图 9.23 空调 管道 平面 图 
解 : 通风 管道 工程 量 计算 见 表 9 一 6。 
表 9-6 通风 管道 工程 量 计算 表 





断面 (mm) 断面 周 长 (m) 管 段 长 度 (m) 工程 量 (m) 
500X 500 0.5X4=2 1.6 2X1.6 一 3.2 
400X500 (0.4+0.5)X2=1.8 bb 1.8X1.8 一 3. 24 
320X500 (0. 32 十 0.5) X2 一 1. 64 1.4 1. 64X1. 4 一 2. 30 
250X500 (0. 25 十 0. 5)X2 一 1.5 六 1.5X2.7=4.05 
260X420 (0. 26 十 0. 42)X2 一 1. 36 1. 19X4 一 4.76 1.36X4.76 一 6.47 














通风 管道 安装 工程 量 一 (3. 2 十 3. 24 十 2. 30 十 4. 05) 二 10 一 1.28 。 6.47 二 10 一 0.65 





注 : 表 中 工程 量 指 通风 管道 的 展开 面积 。 

定额 无 普通 薄 钢 板 咬 口 连接 的 子 目 ,所 以 套用 镀 锌 薄 钢板 咬 口 连接 子 目 。 通 风 管 道 断 
面 是 分 段 变化 的 ， 均 在 三 通 处 呈 渐 缩 形 ， 整 个 通风 管道 近似 渐 缩 管 均匀 送 风 ， 所 以 在 套用 
定额 子 目 后 ， 其 人 工 费 乘 以 系数 2.5。 
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长 边 长 420mm 和 450mm，500mm< 和 1000mm 
查 定 额 7-2-7、7-2-8 得 
人 工 费 二 0. 65X700. 38X2.5 十 1.28X526.31X2.5 一 2822.31( 元 ) 
材料 费 一 (0. 65X224. 66 十 0.65X11. 38X7. 85X3. 12) 十 

(1.28X526. 31+1.28X11. 38X7. 85X 3. 12) 

二 27486. 12( 元 ) 

机 械 费 二 0. 65X23.97 十 1. 28X13. 93 二 33.41( 元 ) 
管理 费 一 0. 65X153. 07 十 1. 28X114. 93 一 246. 61( 元 ) 
利润 二 0. 65X78. 68 十 1. 28X59. 07 二 126. 75( 元 ) 
综合 单价 二 2822. 31 十 27486. 12 十 33. 41 十 246. 61 十 126. 75 一 30715. 20( 元 ) 


综合 工 日 二 0. 65X5. 9 十 1.28X4.43 一 9.51( 工 日 ) 公 
医 E 更 中 通风 管道 部 件 制作 安装 KE 
A 




















通风 管道 部 件 指 各 种 阀门 、 风 孔 、 散 流 器 、 s、 消 声 器 、 静 压 箱 、 柔 性 接口 
及 伸缩 节 等 。 本 部 分 采用 定额 为 第 七 册 。 再 


1. 定额 及 工程 量 计算 规则 
(1) 定额 


吕 碳 钢 调节 阀 安装 〈P. > 


i 9) 5 


@ 碳 钢 风口 、 散 窗 安装 (P. 9 
Da 、 帅 托 支 架 制 i 
7 


@ 塑料 a 0 一 108) 
@ 碳 钢 :安装 〈P. 111) 。 
@ 塑料 风 ng 


@ 消声器 安装 ( 见 P.125 一 129) 。 

(2) 工程 量 计算 规则 

@ 碳 钢 调节 阁 安 装 按 图 示 规 格 尺寸 ( 周 长 或 直径 ) ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

@ 柔性 软 风 管 阀门 安装 。 按 图 示 规 格 尺寸 直径 ) ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

@ 碳 钢 各 种 风口 、 散 流 器 的 安装 。 

按 图 示 规 格 尺 寸 〈( 周 长 或 直径 ) ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

钢 百 叶 窗 及 活动 金属 百叶 风口 安装 ， 区 别 面积 或 周 长 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

@ 塑料 通风 管道 柔性 接口 及 伸缩 节制 作 安装 ， 区 分 有 无 法 兰 ， 按 图 示 尺 寸 ,以 展开 
面积 计算 ， 以 “m2?” 为 计量 单位 。 

回 不 锈 钢 风口 安装 按 图 示 成 品质 量 计 算 ， 以 “kg” 为 计量 单位 。 

@ 塑料 散 流 器 、 塑 料 空气 分 布 器 安装 ， 按 其 成 品质 量 ， 以 “kg” 为 计量 单位 。 

@ 〇 碳 钢 风帆 制作 安装 ， 按 其 成 品质 量 ， 以 “kg” 为 计量 单位 。 风 帽 为 成 品 安装 时 ， 
制作 不 再 计 取 。 

@ 碳 钢 风 帽 泛 水 制作 、 安 装 。 按 图 示 展 开 面积 ， 以 “m:” 为 计量 单位 。 
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@ 消声器 安装 。 
es 管 式 消声器 、 阻 抗 式 消声器 按 设计 图 示 数 量 计算 ,区 分 种 类 、 周 




























长 ， 以 “ 节 ” 为 计量 单位 。 

ee en 

四 LWP 型 滤 尘 器 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 , 以 “m*” 为 计量 单位 。 

2. 定额 使 用 说 明 

(1) 密闭 式 对 开 多 叶 调 节 阀 与 对 开 多 叶 调 节 阀 执行 同一 子 目 (P. 87) 

@ 电动 密闭 阀 安装 执行 对 开 多 时 调节 阀 子 目 ， 人 工 乘 以 系数 1. 05。 

@ 手 ( 电 ) 动 密闭 阀 安 装 子 目 包括 一 副 法 兰 、 两 副 法 兰 螺栓 及 橡胶 石棉 垫圈 。 如 为 
一 侧 接管 时 ， 人 工 乘 以 系数 0.6， 材料 、 机 械 乘 以 系数 0. 5。 不 包括 吊 托 支架 制作 与 安装 ， 
发 生 时 执行 “设备 支架 制作 安装 ” 子 目 另行 计算 。 

(2) 碳 钢 百叶 风口 安装 子 目 从 

ee hha tte he 
层 百叶 风口 、 连 动 百叶 风口 、135 型 单 层 百叶 风口 、 re 片 百叶 风口 、 活 动 金属 百叶 
风口 。 风 口 的 宽 与 长 之 比 夸 0. 125， 为 条 形 风口 ， 子 目 ， 人 工 乘 以 系数 1. 1。 

(3) 蝶阀 安装 子 目 (P. 84) 

蝶阀 安装 子 目 适用 于 圆 形 保温 蝶阀 i 形 保温 蝶阀 ， 圆 形 蝶 阀 ， 方 形 、 和 矩形 

(4) 风 管 止 回 阀 安装 子 目 

风 管 止 回 阀 安 装 子 目 适用 共 止 回 阀 、 pa 

pt ee 

(6) 碳 钢 散 流 器 ce (P. 94) 

i 于 圆 形 直 Sa 

(7) 碳 装 子 目 (P. 997 YE 

wo STONE 和 双 面 送 吸 风口 。 

(8) 锅 合 金 风 口 安装 执行 碳 钢 风口 子 目 

铝 合金 风口 安装 执行 碳 钢 风口 子 目 ， 人 工 乘 以 系数 0.9。 

(9) 其 他 材质 和 形式 的 排 气 畦 制作 安装 可 执行 本 模块 定额 中 相近 的 子 目 

(10) 管 式 消 声 器 安装 适用 于 各 类 管 式 消声器 

(11) 除尘 过 滤器 、 过 滤 吸 收 器 安装 子 目 

除尘 过 滤器 、 过 滤 吸 收 器 安装 子 目 不 包括 支架 制作 安装 ,执行 “设备 支架 制作 安装 ” 子 目 。 

【 例 9-3】 图 9.23 所 示 的 送 风口 采用 T202 -2NO5， 共 4 只 ， 求 其 综合 单价 、 人 工 
费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 、 综 合 工 日 。 
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解 : T202-2NO5 ( 双 层 ) 每 个 风口 周 长 一 (420 十 260) X2 王 1360(mm) 委 1800mm 
制作 安装 工程 量 一 4 个 

查 定额 7-3-36， 得 

人 工 费 一 4X43.78 一 175. 12( 元 ) 

材料 费 一 4X5.47 一 21. 88( 元 ) 

机 械 费 一 4X0.12 一 0.48( 元 ) 

管理 费 一 4X10. 38 一 41.52( 元 ) 





长 9 EE 





利润 一 4X5.33 一 21. 32( 元 ) 

综合 单价 一 175. 12 十 21. 88 十 0. 48 十 41. 52 十 21. 32 一 260. 32( 元 ) 

综合 工 日 一 4X0.4 一 1. 6( 工 日 ) 

【 例 9--4】 某 排 风 系 统 使 用 T609NO9 圆 伞 形 风帆 一 个 ， 试 计算 其 制作 安装 工程 量 、 
综合 单价 、 人 工 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 、 综 合 工 日 。 

解 : 查 国标 通风 部 件 标准 质量 表 T609NO9， 得 D=500mm， 每 个 质量 为 5.01kg 

工程 量 一 5. 01 二 100 一 0.050 (单位 工程 量 ) 

查 定 额 7-3-146， 得 

人 工 费 二 0.050X2086. 18 二 104. 31( 元 ) 

材料 费 二 0. 050X1835. 17 一 91.76( 元 ) 

机 械 费 二 0. 050X63. 59 一 3. 18( 元 ) 

管理 费 二 0. 050 X461.55 二 23. 08( 元 ) 伦 

利润 二 0. 050X237.23 二 11. 86( 元 ) 从 

综合 单价 二 104. 31 十 91.76 十 3. 18 十 23. 08 十 11, eS 

综合 工 日 二 0. 050X17. 79 一 0. 89( 工 日 ) 

【 例 9-S】〗 某 排 风 系 统 ， 电 机 防 雨 音 条 9 机 座 型 号 J041T110)， 求 制作 安装 的 
工程 量 及 费用 。 

解 : 查 标准 图 T110, 得 Jo41 同日 每 个 质量 为 7. 1kg 

制作 安装 工程 量 一 7. + 没 7 


查 定额 7-3-160, 得 过 

人 工 费 二 0.071X1 ed 14( 元 ) 

材料 费 二 0.0734 交 506.40 二 35. 95( 元 ) 和 NS 

机 械 费 二 64 一 0. 76( 元 ) 诡 

管理 费 一 226. 50 一 16. 0 

1 TIX116.41 一 8.27( 元 ) 

合 单价 一 74. 14 十 35. 95 十 0. 76 十 16. 08 十 8. 27 二 135. 20( 元 ) 

综合 工 日 二 0, 071X8,73 二 0. 62( 工 日 ) 

【 例 9-6】 某 排 风 系 统 有 调节 间 250X250 绝热 手柄 式 钢 制 蝶阀 一 个 ，320X 320 蝶阀 
一 个 ， 求 其 安装 费用 。 

解 : 250mmX 250mm， 每 个 周 长 1000mm 近 1600mm; 320mm X 320mm， 每 个 周 长 
1280mm 近 1600mm 

安装 工程 量 一 2 个 

查 定 额 7-3-8， 得 

人 工 费 二 2X32. 50 一 65( 元 ) 

材料 费 一 2X6.02 一 12. 04( 元 ) 

机 械 费 一 2X2.63 一 5.26( 元 ) 

管理 费 一 2X7.52 一 15. 04( 元 ) 

利润 一 2X3.87 一 7.74( 元 ) 

综合 单价 一 65 十 12. 04 十 5.26 十 15. 04 十 7. 74 一 105. 08( 元 ) 
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综合 工 日 二 2X0.29 二 0. 58( 工 日 ) 

【 例 9--7】 某 空气 调节 和 系统， 安装 矿 棉 管 式 消声器 T701 -2NO5 一 台 ， 试 求 其 安装 费用 。 
解 : 查 标准 图 集 T701 -2NO5， 消声器 370mmX495mm 

周 长 二 (370 十 495)mmX2 二 1730mm 志 2400mm 
消声器 制作 安装 工程 量 二 1 节 

查 定额 73 一 193 得 

人 工 费 二 1X157.00 二 157.00( 元 ) 

材料 费 一 1X52. 38 一 52. 38( 元 ) 

管理 费 王 1X33. 99 一 33. 99( 元 ) 

利润 二 1X17. 47 王 17.47( 元 ) 

综合 单价 一 157. 00 十 52. 38 十 33. 99 十 17. 47 一 260. 84( 元 ) 

综合 工 日 二 1X1.31==1.31( 工 日 伦 


EX oo 
质 拉 


金属 管道 (设备) 受 空气 湿度 、 人 等 的 影响 ， 使 用 寿命 会 缩短 ， 因 此 
应 对 其 做 防腐 处 理 。 为 减少 通风 空调 管道 里 列 洋 热 ( 冷 ) 量 损失 ,通常 对 管道 进行 保温 
( 冷 ) 绝热 处 理 。 

1. 定额 及 工程 量 计算 规则 XS x 

(1) 定额 小 加 让 

执行 第 十 二 册 《 刷 ; 、 绝 热 工 程 》， 区 nx、 遍 数 ， 并 区 分 绝热 材料 种 类 。 

(2) 工程 量 计 

加 蒲 钢板 i 人 刷 阁 展开 面积 ， 以 “10m:” 为 计量 单位 。 

© wn F 刷 油 。 按 其 质量 ， 以 也 ookg” 为 计量 单位 。 

@ 管道 及 人 役 备 绝热 主 材 ， 以 “ms” 为 计量 单位 。 

@ 保护 层 刷 油 ， 以 “10m*” 为 计量 单位 。 

2. 定额 使 用 说 明 

@ 薄 钢 板 通 风 管 道 刷 油 按 其 工程 量 执行 相应 项 目 , 仅 外 (或 内 ) 面 刷 油 的 ， 定额 乘 以 
系数 1.2; 内 外 均 刷 油 者 ， 定 额 乘 以 系数 1. 1 (其 法 兰 加 固 框 、 吊 托 支架 已 包括 在 此 系数 内 ) 。 

@ 蒲 钢板 部 件 刷 油 按 其 工程 量 执行 金属 结构 刷 油 项 目 ， 定 额 乘 以 系数 1. 15 。 

@ 蒲 钢板 通 风 管 道 、 部 件 及 单独 列 项 的 支架 ， 其 除 锈 不 分 锈蚀 程度 ， 均 按 其 第 一 这 
刷 油 的 工程 量 执行 除 轻 锈 项 目 。 

@ 未 包括 在 通风 管道 工程 量 内 而 单独 列 项 的 各 种 支架 〈 不 锈 钢 吊 托 支架 除外 ) 的 刷 
油 ， 按 其 工程 量 执行 相应 项 目 。 

回 刷 油 定 额 是 按 安 装 地 点 就 地 刷 ( 喷 ) 油 考虑 的 ， 如 安装 前 集中 刷 油 ， 人 工 费 乘 以 
系数 0.7。 

@) 矩形 通风 管道 绝热 需要 加 防 十 坡度 时 ， 其 人 工 费 、 材 料 费 另 计 。 


@ 设备 、 管 道 绝热 定额 中 均 按 现场 先 安装 、 后 绝热 施工 考虑 的 ; 若 先 绝热 、 后 安装 ， 
其 人 工 费 乘 以 系数 0. 9 。 
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【 例 9 -8】 试 计算 例 9-2 中 ， 通 风 管 道 的 刷 油 (内 外 起 刷 油 )、 绝 热 工程 量 及 费用 。 

说 明 : 

(1) 通风 管道 内 外 表面 均 刷 红 丹 漆 两 遍 (9 元 /kg)。 

(2) 绝热 层 为 自 熄 型 泡沫 塑料 (240 元 /m*), 6 二 35mm， 外 包 玻 璃 丝 布 保护 层 
(4.00 元 /m?)。 

解 : (1) 刷 油 

工程 量 S 二 19. 3 二 10 一 1.93 (单位 工程 量 ) 

查 定额 12-2-24、12 -2-25， 得 

人 工 费 王 1.93X (18.09 十 17. 34) X1. 1 一 75. 22( 元 ) 

材料 费 一 1. 93X (0. 83 十 0.74) X1.1 十 1.93X (1.518 十 1. 331) X9 一 52. 82( 元 ) 


管理 费 二 1. 93X (4. 15 十 3. 89) X1.1=17. 07( 元 ) 
利润 王 1. 93X (2. 13 十 2. 00) X1. 1 三 13. 01( 元 ) < 




















综合 单价 一 75. 22 十 52. 82 十 17. 07 十 13. 01 王 158. 12( 元 


综合 工 日 二 1. 93X (0. 16 十 0. 15) 一 0. 60( 工 日 ) A 
(2) 绝热 


工程 量 V 一 19.3X0.035 一 0.68(m?) 
查 定 额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 禾 灵 》 附 录 二 ， 可 知 聚氨酯 泡沫 板 损耗 率 为 
6 中 ;定额 中 未 给 出 矩形 管道 绝热 定 形 管道 定额 ， 求 当量 直径 d 二 2ab/ (a 十 b)， 


Q、0 为 管道 的 边 长 。 
dax=2X500X500/(5 500C(mm) 


0Q 
das =2X260X 420/( oan 
道 绝热 体积 Vi 一 (3. 十 2. 30 十 4. 05)X0.035 一 0, 45(mm ) 


其 中 小 于 500mm 
小 于 321mm 热 体积 V, 二 6. =0.23(m’) 


直径 <5 积 为 rt 
查 定额 名 人 安装 12 -4-116， 得 


人 工 费 二 0. 68X411. 47 一 279. 80( 元 ) 

材料 费 一 0. 68X17.24 十 0.68X1.06X240 一 184. 72( 元 ) 

机 械 费 一 0. 68X20. 40 王 13, 87( 元 ) 

管理 费 一 0. 68X88.73 一 60. 34( 元 ) 

利润 二 0. 68X45. 61 一 31. 01( 元 ) 

综合 单价 二 279. 80 十 184. 72 十 13. 87 十 60. 34 十 31.01 一 569.74( 元 ) 

综合 工 日 一 0. 68X3. 42 一 2. 33( 工 日 ) 

(3) 保护 层 安装 

玻璃 丝 布 保护 层 安 装 工程 量 S 一 (2.14X1. 6 十 1.94X1.8 十 1.64X2.7 十 1.5X4.76) 二 10 
=1.85(10m’) 







查 定额 12 -4-380， 得 

人 工 费 二 1. 85X42.75 一 79. 09( 元 ) 

材料 费 一 1. 85X0.16 十 1. 85X14.00X4.00 二 103. 90( 元 ) 
管理 费 二 1. 85X8. 82 一 16. 32( 元 ) 

利润 二 1. 85X4. 53 一 8. 38( 元 ) 
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综合 单价 一 79. 09 十 103. 90 十 16. 32 十 8. 38 一 207. 69( 元 ) 
综合 工 日 一 1. 85X0. 34 一 0. 63( 工 日 ) 


医 E 呈 昌 天 风 空调 检测 、 词 斌 


当 通风 空 调 工 程 安装 完毕 ， 需 要 对 整个 系统 进行 检测 和 设备 试 运转 、 调 试 。 
1. 定额 及 工程 量 计算 规则 

(1) 定额 

定额 见 第 十 二 册 P. 158 。 

(2) 工程 量 计算 规则 

按 各 系统 组 成 项 目 所 有 综合 工 日 为 工程 量 , 以 “100 工 日 ” 量 单位 。 
清单 项 目 以 “系统 ”为 计量 单位 。 ce 





测试 费用 。 


2. 定额 使 用 说 明 所 
系统 调整 费 按 各 系统 工程 计算 ， Se 





9 4 清 ee a 


要 吾 pe we (GB 50856 一 2013) 

(1) 通风 ss 调 江 程 包含 的 内 容 3 

加 通风 及 会 调 设备 及 部 件 制作 安装 (编码 ;030701)。 

@ 通风 管道 制作 安装 编码 : 030702) 。 

@ 通风 管道 部 件 制作 安装 (编码 : 030703)。 

@ 通风 工程 检测 、 调 试 (编码 : 030704) 。 

(2) 相关 问题 及 说 明 

通风 空调 工程 适用 于 通风 (空调) 设备 及 部 件 ， 通风 管道 及 部 件 的 制作 安装 工程 。 

加 冷冻 机 组 站 内 的 设备 安装 、 通 风机 安装 及 人 防 两 用 通风 机 安装 ， 应 按 GB 50856 一 
2013 中 “机 械 设备 安装 工程 ”相关 项 目 编码 列 项 。 
@ 冷冻 机 组 站 内 的 管道 安装 ,应 按 GB 50856 一 2013 中 “工业 管道 工程 ”相关 项 目 编 
码 列 项 。 
@ 冷冻 站 外 墙 皮 以 外 通 往 通风 空调 设备 的 供 热 、 供 冷 、 供 水 等 管道 ， 应 按 GB 50856 一 
2013 中 “给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 ”相关 项 目 编码 列 项 。 
回 设备 和 支架 的 除 锈 、 刷 油 、 保 温 及 保护 层 安 装 ， 应 按 GB 50856 一 2013 中 “ 刷 油 、 
防腐 蚀 、 绝 热 工 程 ” 相 关 项 目 编码 列 项 。 

工程 量 计算 规 则 、 计 量 单位 、 项 目 编码 执行 表 9 -7 一 表 9-12。 
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表 9-7 通风 及 空调 设备 及 部 件 制作 安装 (编码 : 030701) 





长 9 EE 









































计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
空气 加 热 器 。 | 1. 名 称 
030701001 ( 关 和 2. 型 号 1 本 体 安装、 调试 
3. 规格 2. 设备 支架 制作 、 安 
4. 质量 装 
030701002 除尘 设备 5. 安装 形式 3. 补 刷 喷 ) 油漆 
6. 支架 形式 、 材 质 
1. 名 称 
2. 型 号 1. 本 体 安装 或 组 装 、 
3. 规格 调试 
030701003 空调 器 4. 安装 形式 Ce «< 2. 设备 支架 制作 、 
5. 质量 & 安装 
6. 隔 振 垫 (器 )、 支 架 将- 3. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
形式 、 材 质 
， 人 下 图 未 数量 | 1. 本 体 安装 、 调 斌 
家 计 A 
030701004 | 风机 盘 管 4 ed Z 0 
da 六 4 补 剧 《 喷 ) 油漆 
6. GN sh 
次 NS 1 本 体 安装 
~ 和 
依 | 1. 名称 * 虹 人 
030701005 LE 2. 型 号 / 站 
3. 规格 4. 挡 水 板 安装 
5. 调试 及 运转 
6. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
030701006 密闭 门 1. 名 称 
030701007 挡 水 板 2. 型 号 1. 本 体制 作 
030701008 | 滤 水 器 、 滋 水 盘 。 人 安装 
030701009 金属 沉 体 5. 支架 形式 、 材 质 
1. 名 称 1. 以 台 计 量 ， 按 
| 2. 型 号 次 设计 图 示 数量 计算 1. 本 体 安装 
030701010 过 滤器 3. 规格 i 2. 以 面积 计量 ,| 2. 框架 制作 、 安 装 
4. 形式 按 设计 图 示 尺寸 以 过 | ”3. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
5. 框架 形式 、 材 质 滤 面积 计算 
1. 名 称 
| 2. 型 号 。 | 按 设计 图 示 数量 | 1. 本 体 安装 
030701011 | ”净化 工作 台 3. 规格 台 | 计算 > 补 刷 ( 喷 ) 油漆 
4. 类 型 
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项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 








. 名称 
. 型 号 
规格 
类 型 
质量 
名 称 


型 号 按 设计 图 示 数 量 训 
本 体 安装 
规格 ”| 计算 


1. 名 称 KN 
2. 规格 
1. 过 滤 吸 收 器 安装 
030701015 | ”人防 过 滤 吸 收 器 | ”3. 形式 将 - i: 
2. 支架 制作 安装 
5 


030701012 风 淋 室 
1. 本 体 安装 
2. 补 刷 ( 喷 ) 油漆 





030701013 洁净 室 


并 





030701014 除湿 机 


Ci 





4. 材质 
5. 支架 形式 、 材 质 _、 





注 ; 通风 空调 设备 安装 的 地 





























名 将 | 
NO 4 只 和 的 
人 
| 板材 厚度 
030702002 | 净化 通风 管道 Se 1 通风 管道 、 管 件 、 
设计 要 求 和 体 、 专 吊 姐 
7 闹 日 形式 按 设 计 几 示 内 种 尺 | 全 > 攻 全、 天 村 
二 i 积 计算 | 、 
030702003 不 铺 钢 板 1. 名 称 Ca pd 
污 由 证 注 通风 管道 2. 形状 制作 、 安 装 
铝板 3. 规格 雪 
030702004 通风 管道 4. 板材 厚度 
5. 管件 、 法 兰 等 附件 
塑料 及 支架 设计 要 求 
030702005 
| 通风 管道 。 | 6. 接口 形式 
Et 1. 通风 管道 、 管 件 
030702006 要 消 细 s 项 格 daa a 安装 
通风 管道 4. 板材 厚度 寸 以 展开 面积 计算 oy 
5. 支架 形式 、 材 质 A 
6. 接口 形式 和 
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续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
2. 材质 1. 通风 管道 、 管 件 
3. 形状 We 安装 
030702007 | 复合 型 通风 管道 | 4. 规格 mt a 2 支 员 架 制作 、 安 装 
5. 板材 厚度 3. 过 路 通风 管道 落地 
6. 接口 形式 支架 制作 、 安 装 
7. 支架 形式 、 材 质 
1. 名 称 
2. 材质 1. 通风 管道 安装 
030702008 | ”柔性 软 风 管 3. 规格 2. 通风 管道 接头 安装 
4. 风 管 接头 、 支 架 形 计量 , 按 | 3. 支 吊 架 制作 、 安 装 
式 、 材 质 示 数 量 计算 
> 1. 以 面积 计量 ， 
1. 名 称 RS 
按 设计 图 示 以 展开 面 
030702009 全 2 NS 积 Et 
四 叶片 3. 规格 和 和 | 2. 组 装 
1 \> 和 
量 计 算 
= 以 kg 计量 ， 按 
.名 称 通风 管道 检查 孔 质量 
给 1. 制作 
030702010 | 通风 管 ji 2. 材质 交 WY 计算 
-站 2. 4 
NX 3. 规格 A 个 | > 以 个 计量 , 接 | ， 安 壬 
设计 图 示 数 量 计算 
1. 名 称 
温度 、 2. 材质 按 设计 图 示 数 量 | 1. 制作 
030702011 站 
风量 测定 孔 3. 规格 计算 2. 安装 
4. 设计 要 求 














注 ，@ 通风 管道 展开 面积 。 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风口 、 吸 风口 等 所 占 面积 ,通风 管道 长 度 一 律 以 设计 图 示 


中 心 线 长 度 为 准 主管 与 支管 以 其 中 心 线 交 点 划 





分 )， 包 括 麻 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地 方 等 管件 的 长 度 ， 


但 不 包括 部 件 所 占 的 长 度 。 通 风 管 道 展开 面积 不 包括 通风 管道 与 管 口 重 登 部 分 面积 。 通风 管 道 渐 缩 管 ， 圆 


形 风 管 按 平均 直径 ， 


和 矩形 风 管 按 平均 周 长 。 


@ 穿 墙 套 管 按 展开 面积 计算 ， 计 人 通风 管道 工程 量 中 。 
@ 通风 管道 的 法 兰 垫 料 或 封口 材料 ， 按 图 纸 要 求 应 在 项 目 特征 中 描述 。 
@@ 净化 通风 管道 的 空气 洁净 度 按 100000 级 标准 编制 。 净 化 通风 管道 使 用 的 型 钢材 料 如 要 求 镀 匀 时， 工作 内 


容 应 注 明 支架 镀 锌 。 
@ 弯 头 导 流 叶片 数量 ， 按 设计 图 纸 或 规范 要 求 计算 。 
@ 通风 管道 检查 孔 、 温 度 测定 孔 、 风 量 测定 孔 数量 ， 按 设计 图 纸 或 规范 要 求 计算 。 
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表 9-9 通风 管道 部 件 制作 安装 (编码 : 030703) 
























































计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 名 称 
1 内 体制 作 
030703001 碳 钢 阀 门 a 质量 2. 内 体 安装 
中 类 型 3. 支架 制作 、 安 装 
6. 支架 形式 、 材 质 
1. 名 称 
2. 规格 
030703002 | 柔性 软 风 管 阀门 3. 材质 
4 NK 
030703003 铝 蝶 韶 
030703004 | 不锈钢 蝶 韶 阀 体 安装 
030703005 塑料 阀门 
030703006 a NS 
NS 下 吕 
2. 型 号 
风口 、 
030703007 散 流 器 、 
百叶 窗 4. 质量 
5. 类 型 
6. 形式 1. 风口 制作 、 安 装 
不 锈 钢 风口 、 到 2. 散 流 器 制作 、 安 装 
030703008 散 流 器 、 2. 型 号 下 司 由 作 实 交 
百叶 窗 3. 规格 
闻 料 风口 、 | 上 上 Se 
030703009 散 流 器 、 、 
百叶 窗 6. 形式 
1. 名 称 
030703010 | ”玻璃 钢 风口 2. 型 号 风口 安装 
3. 规格 
铝 及 铝 合金 风口 、| 4. 类 型 1. 风口 制作 、 安 装 
030703011 | 散 流 器 5. 形式 2. 散 流 器 制作 、 安 装 
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长 9 EE 
续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
030703012 碳 钢 风帆 1. 风 帽 制作 、 安 装 
030703013 | 不锈钢 风 幅 入 沿 玫 网 本 清水 各 天 
作 、 安 装 
3. 风 帽 筝 强制 作 、 安 装 
3014 
uo i 4 风 相 光 制作、 安装 
2. 规格 机 
3 质量 1. 铝板 伞 形 风 帽 抽 
铝板 伞 形 4. 类 型 作 、 安 装 
030703015 风 相 屎 于 二 2. 风帆 第 强制 作 、 安 装 
6. 风帆 第 纺 、 泛 水 设 伦 3. 风 帼 江水 制作 、 安 装 
计 要 求 从 1. 玻璃 钢 风 帽 安装 
2. 简 形 风 帽 滴水 盘 安装 
030703016 | 玻璃钢 风 幅 将 - 3. 风帆 第 绳 安装 
4. 风 帽 泛 水 安装 
四 按 设计 图 示 数量 计算 
030703017 碳 钢 单 类 NS> 
ek 
Si Wa 1. 单 类 制作 
| 六 交 NS 单 关 安 装 
NP | i 
入 6. 形式 1 
030703018 塑料 单 类 
1. 名 称 
2. 规格 
按 设计 图 示 尺 寸 以 | “1. 和 柔性 接口 制作 
030703019 柔性 接口 3. 材质 m” | 展开 面积 计算 ?柔性 接口 安装 
4. 类 型 
5. 形式 
1. 名 称 
2. 规格 南 
3. 材质 按 设计 图 示 数 量 | 上 消声器 制作 
030703020 消声器 4 形式 村 计算 2. 消声器 安装 
5. 质量 3. 支架 制作 安装 
6. 支架 形式 、 材 质 




















229 


~- 他- 


讲 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 

















续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计 算 规 则 工作 内 容 
1. 名 称 1. 以 个 计量 ， 按 
2. 规格 设计 图 示 数 量 计算 
030703021 静 压 箱 3. 形式 本 加 2. 以 m? 计量 ， 按 > ee 
4. 材质 | 设计 图 示 尺 寸 以 展开 | “ 人 
5. 支架 形式 、 材 质 面积 计算 
1. 名 称 
人 防 超 压 2. 型 号 i 
030703022 自动 排 后 3. 规格 安装 
4. 类 型 
个 
1. 名 称 4 从 
人 防 手 动 2. 型 号 未 数量 | 1. 密闭 阀 安装 
930703023 | 窗 闭 间 3. 规格 ; we 2. 支架 制作 、 安 装 
4. 支架 形式 、 材 质 
. 名 称 
人 防 其 他 e 直 
030703024 部 件 安装 








4. 类 型 

















注 ，@ 碳 钢 韶 门 包括 : Br A 圆 形 
闪 、 密 闭 式 斜 插 板 阅 、 短 | 、 对 开 务 叶 j 


@ 塑料 韶 门 包括 ， 塑 
@ 碳 钢 风口 、 散 流 器 
风口 、 圆 形 











1 
2. 型 号 二 
3. 规格 S 


: 通 调节 阀 
: 电 科 插 板 闽 、 各 型 风 单 逆 
[ 窒 包 括 : 百叶 风口 、 矩 










名、 方形 散 流 器 、 流 线 型 散 流 Nn i 口 、 活 动 算式 风口 、 网 式 风口 、 钢 百叶 窗 等 ， 

防护 音 、 人吉 、 中 小 型 零件 焊接 台 排 气 单 、 整 体 分 组 式 模 边 侧 吸 
A 通风 单 、 Mt 升降 式 回转 排 气 单 、 上 下 吸 式 圆 形 回旋 单 、 

升降 式 抠 放 和 

@ 塑料 单 类 包括 ， 塑料 槽 边 侧 吸 单 、 塑 料 槽 边 风 单 、 塑 料 条 缝 模 边 抽风 单 。 

@ 柔性 接口 包括 ,金属 、 非 金属 软 接口 及 伸缩 节 。 

@ 消声器 包括 ， 片 式 消声器 、 矿 棉 管 式 消声器 、 聚 酯 泡沫 管 式 消声器 、 卡 普 隆 纤维 管 式 消声器 、 弧 形声 流 式 
消声器 、 阻 抗 复合 式 消声器 、 微 孔 穿 板 消声器 、 消 声 栖 头 。 

@ 通风 部 件 如 图 纸 要 求 制作 安装 或 用 成 品 部 件 只 安装 不 制作 ， 这 类 特征 在 项 目 特征 中 应 明确 描述 。 

@@ 静 压 箱 的 面积 计算 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 ， 不 扣除 开口 的 面积 。 


表 9-10 通风 工程 检测 、 调 试 (编码 : 030704) 








项 目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
通风 管道 风 基 测定 
ee 2. 风 压 测定 
030704001 ee 通风 管道 工程 量 系统 | 按 通 风 系统 计算 | 3. 温度 测定 
4 各 系统 风口 、 闪 站 
调整 
030r04002 | 通风 管道 沁 光 | 涯 光 试 验 、 沁 风 试验 、| 。 。 | 。 按 设 计 几 纸 或 规范 | 通风 管道 沁 光 试验 、 泊 
试验 、 漏 风 试验 | 设计 要 求 要 求 以 展开 面积 计算 | 风 试验 
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如 例 9 -2， 通 风 管 道 工程 量 12. 8m， 试 进行 综合 单价 分 析 ( 表 9-11、 表 9-12)。 
表 9-11 综合 单价 分 析 表 





工程 名 称 : 某 室内 通风 空调 工程 标 段 : 第 页 共 页 
项 目 项 目 碳 钢 通 风 管道 计量 
编码 030702001001 名 称 安装 单位 mm 工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 定额 项 目 | 定额 
编码 名 称 单位 








7 2 8 | 钱包 入 钢板 | 
矩形 通风 管道 | 7 


.1 |526.31X2.5| 227. 3.W 31.58|2 
人 工 单价 小 Ne 131.5 


- 单 8| 22.71 | 1.39 | 17.40 
87.1 元 / 工 日 Si 27.87 

































































清 es 200.95 

A 和 : 单价 | 合 价 | 暂 估 单 | 暂 估 合 
材 es 人 Sm (元 ) | (元 ) | 价 (元 ) | 价 (元 ) 
费 bs NO 0mms 咬 口 连 搁 , 周 | 人 P01x11.38=1. 138 $12X | ,7 87 

长 二 2000mm 7.85 
明 
细 其 他 材料 费 
材料 费 小 计 27. 87 




















表 9-12 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 






































工程 名 称 : 标 段 ， 第 页 共 页 
工 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 程 量 综合 单价 | 合 价 其 中 
暂 估价 
普通 薄 钢 板 一 
1 | 030702001001 了 苇 钢 通风 管道 1.0mm， 咬 口 连接 ,|  m2 12.8 | 200.95 | 2572.16 
周 长 <2000mm 
本 页 小 计 2572. 16 
合 计 2572. 16 
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建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 





模块 小 结 了 











本 模块 主要 讲述 的 以 下 两 方面 内 容 。 

(1) 通风 空调 工程 简介 : 介绍 了 通风 空调 的 组 成 、 部 件 、 施 工 图 的 识 读 。 

(2) 通风 空调 工程 施工 图 预算 : 通风 空调 设备 及 部 件 制作 安装 、 通 风 管 道 制作 安 
装 ( 圆 管 F=xXDXL; 纷 形 下 二 周 长 X 管 长 )、 通 风 管道 部 件 制作 安装 、 通 风 空 调 管 
道 及 设备 刷 油 绝热 工程 、 通 风 空 调 检测 、 调 试 的 定额 及 工程 量 计算 规则 ， 注 意 不 同 设 
备 计量 单位 不 同 。 

(3) 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 。 


1. 通风 空调 工程 常用 的 阀门 有 哪些 

2. 通风 空调 系统 组 成 有 哪些 ? 
3 A 执行 什么 
二 、 计 算 题 


1, 不 锈 钢 通风 管 ; yh 0mm X 400mm, We 计算 工程 量 ， 并 说 明 应 套用 的 
的 钢 


定额 子 目 。 
制 蝶 间 ， 2 0mmX 400mm， 共 12 只 ， 试 套用 其 定额 








:人 
子 目 。 Xo 
3, 钢 制 拭 珍 蝶 间 (手柄 式 ) 尺寸 为 200mm X200mm， 图 集 号 为 T302 -8， 制 作 与 安 
装 共计 15 只 ,请 套用 定额 。 

4. 镀 锌 薄 钢 板 和 矩形 风 管 630mmX320mm (6 二 1. 2mm,， 咬 口 ), 以 “10m*” 为 计量 单 
位 ， 求 其 制作 与 安装 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 和 利润 。 





【模块 9 在 线 答题 】 


232 


10 


教学 目标 


本 模块 主要 通过 对 室内 电气 照明 工 













知识 能 各 鹿 相关 知识 
掌握 室内 电气 照明 工程 的 工 
程 量 计算 规则 和 方法 ; 掌握 室 
室内 电气 照明 工程 施工 图 | 内 电气 照明 工程 计价 规范 ,并 室内 电气 照明 工程 的 计价 规范 相 


预算 书 的 编制 


能 正确 套用 定额 子 目 ， 掌 握 室 
内 电气 照明 工程 清单 计价 的 编 
制 步骤 


关 文 件 





室内 给 排水 与 消防 工程 施 
工 图 预算 书 的 编制 





掌握 室内 给 排水 及 消防 工程 

的 工程 量 计算 规则 和 方法 ; 党 
所 室内 给 排水 及 消防 工程 计价 
规范 ， 并 能 正确 套用 定额 子 目 ; 
掌握 室内 给 排水 及 消防 工程 清 
单 计价 的 编制 步骤 


室内 给 排水 及 消防 工程 的 计价 规 
范 相关 文件 
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建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 
i 室内 电气 照明 工程 施工 预算 书 的 编制 


某 学 校 宿舍 楼 电气 照明 工程 施工 图 见 本 书 所 附 图 纸 ， 根 据 施 工 图 编制 该 项 目 电气 照明 
工程 施工 图 预算 书 。 





长 1O EE 





某 学 校 宿舍 楼 工程 





招标 控制 价 





2 
ww 次 
We 





河南 省 建设 工程 造价 计价 软件 测评 合格 编号 : 2017 - RJ004 


-人 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


某 学 校 宿舍 楼 工程 





招标 控制 价 





招标 控制 价 (小 写 ): 276105. 31 元 KN 
(大 写 ): cme 


六 
NN 








法 定 代 表 人 
或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) 
编制 人 复核 人 : 
(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 


编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 : 年 月 日 
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长 1O EE 于 





总 说 明 


项 目 名 称 : 某 学 校 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 





一 、 工程 概况 


本 工程 地 上 六 层 ， 屋 面 为 上 人 层面。 建筑 面积 3965. 5m: ， 建 筑 高 度 20. 35m。 本 工程 主要 涉及 室 
内 电气 照明 工程 和 室内 给 排水 及 消防 工程 。 


二 、 编 制 依据 


1 工程 量 计算 ， 施工 图 纸 、 招 标 公告 、 投 标 须知 等。 
2. 定额 及 计价 依据 :执行 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 ) 六 际 : 2016) 及 《通用 安装 工 


程 工程 量 清单 计算 规范 ) (GB 50856 一 2013); 《建设 工程 工 算 规范 )》 (GB 50500 一 2013)， 
《河南 省 市 政工 程 预 算 定额 》(HA Al1-31-2016)。 
3. 材料 价格 ， 未 计价 材 按 市 场 价 计 入 。 2 关 


三 、 编 制 说 明 < 
1 人 工 和 村 价格 计 取 ， 


本 2 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


建设 项 目 招标 控制 价 汇总 表 











[ 程 名 称 ， 某 学 校 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
其 中 (元 ) 
序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 安全 文明 
暂 估价 | 施工 烛 规 。 费 
1 学 生 宿舍 楼 室内 照明 及 276105. 31 8269. 51 10679. 80 
给 排水 、 消 防 工程 加 i 机 

















、 
二 











RS 
< 














RR 





a 





















































合计 276105. 31 8269. 51 10679. 80 


注 : 本 表 适 用 于 建设 项 目 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 


238 





长 1O ETREEEES 





单项 工程 招标 控制 价 汇总 表 


工程 名 称 : 单项 工程 








































































































第 1 页 共 1 页 
其 中 (元 ) 
序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 安全 文明 
暂 估 价 人 规 费 
单项 工程 
1 室内 给 排水 及 消防 78837.77 2010,01 2538. 73 
2 室内 电气 照明 工程 197267. 54 0 8141.07 
X 区 侯 
合计 276105. 31 8269. 51 10679. 80 
注 : 本 表 适 用 于 单项 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 暂 估价 包括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估价 和 专 


业 工程 暂 估价 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


室内 电气 照明 工程 





招标 控制 价 


招标 控制 价 (小 写 ) ， 197091. 11 元 KN 
(大 写 ): one 角 喜 分 
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六 
SY 





法 定 代 表 人 
(签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : ， 复核 人 
(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 


(单位 资质 专用 章 ) 


(造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 








长 1O ETREEEES 





总 说 明 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 第 1 页 共 1 页 





一 、 工程 概况 


本 工程 地 上 六 层 ,， 屋面 为 上 人 屋面 。 建筑 面积 3965. 5m* ， 建 筑 高 度 20. 35m， 本 工程 配 电 室 在 一 
楼 ,每 宿舍 安装 一 台 容量 为 1. 5kW 的 电 度 表 箱 。 


二 、 编 制 依 据 

1. 工程 量 计算 : 施工 图 纸 、 招 标 公告 、 投 标 须知 等 。 

2. 定额 及 计价 依据 ， 执行 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》( 5 31 一 2016) 及 《通用 安装 工 
程 工程 量 清单 计算 规范 ) (GB 50856 一 2013); 《建设 工程 工 计算 规范 》 (GB 50500 一 2013)， 


《河南 省 市 政工 程 预 算 定额 》(HA Al1-31-2016)。 
3. 材料 价格 ， 未 计价 材 按 市 场 价 计 入 。 计 价 材 暂 格 计 取 。 
三 、 编 制 说 明 外 


配 电 箱 为 成 套 安装 。 要 
.电缆 进 户 前 长 度 按 实际 长 有 > 六 上 
. 线 档 为 普通 型 塑料 线 相 践 单独 计算 。 

和 Wa 


.电缆 桥架 为 强 电 桥架 4 仅 向 数 设 。 


NG EA 


wp 
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各 分 项 工程 量 表 














































纺 
号 项 目 名 称 位 工程 量 计算 式 
一 、 进 户 装置 
1 | 土方 工程 mi | 4.23 | 图 示 水 平 长 (5.3 十 0. 3)X 控 土 系数 (0.45 十 0.153X 2)=4. 23 
ee sy 图 示 水 平 长 (5. 3 十 0. 3) 十 埋设 深度 0. 8 十 配 电 箱 半 高 0.9 十 附 
加 长 度 1 一 8.3 
二 、 配 电 箱 
1 AL1 柜 (800X1800X600) 台 1 图 示 个 数 1 
1AL1 箱 (400X240X106) 台 1 图 示 个 数 1 
3 1AL 箱 (400X240X 106) 台 1 图 示 个 数 1 
4 2-6AL 箱 (400X240X106) 台 5 图 示 个 数 5 
5 | 1BX 箱 (1000X800X180) 台 | 1 图 示 个 数 1 SS 
6 | 2-6BX 箱 (1000X800X180) | 台 | 5 图 示 个 数 5 





三 、 配 管 配 线 





平 长 2. 1 十 0.8 十 垂直 长 1.5 十 (ALI -2BX) 
1. 2 十 垂直 长 3. 3 十 1.5 十 (ALI - 3BX) 水 平 长 1.9 十 


.9 X2 十 1.5 十 (ALI -4BX) 水 平 长 1.9 十 1. 2 十 垂直 长 
和 3X4 十 1.5 十 
(ALI-6BX) 水 平 长 WOXKN 2 垂直 长 3,3X5+ 1 5 一 76.9 
上 5 十 2. 3 十 1. 6 十 垂直 长 (3.3 一 1) X 5=20. 4 
1. 6 十 0. 2 十 垂直 长 1. 6 一 3. 4 
5 一 1 一 0.12 一 0.05 一 0.2)X18X6+@~O@ 


3 

Ee 
全 
了 


配 电 箱 间 干 管 SC40 




















配 电 箱 间 干 管 SC32 
配 电 箱 间 干 管 SC25 
X6=60. 84 


4 ek re 
5 ED CT m | 41.6 | 伐 补 二线 管 :(1.2+0.3 二 2.4 十 1.3)X8=41.6 


水 平 三 线 管 :(1. 2 十 3.9 十 2.3 十 0. 3 十 0. 5)X3 十 (1.2 十 3.6 十 


























Bea m | 处 1 2 3+0.3+0.5)x5=64.1 

PC20 m | 29.6 水 平 四 线 管 ,(1. 3 十 2.4) X8 一 29.6 

PC16 m| 32 垂直 二 线 管 :开关 (3. 3 一 1.3)X2X8=32 

PC20 m | 108 垂直 三 线 管 :插座 (3. 3 一 0. 3) X4X8 十 空调 插座 (3. 3 一 1.8)X8=108 
6 | “一 层 南面 宿舍 配 管 PC16 m| 52 水 平 二 线 管 :(1. 2 十 0.3 十 2. 4 十 1. 3) X10=52 





水 平 三 线 管 :(1. 2 十 3. 9 十 2. 3 十 0. 3 十 0.5) X4 十 (1.2 十 3.6 十 











PC20 m| 80.2 
2. 3 十 0. 3 十 0. 5)X6=80.2 
PC20 m| 37 水 平 四 线 管 :(1. 3 十 2.4) X10=37 
PC16 m| 40 垂直 二 线 管 :开关 (3. 3 一 1. 3) XxX2X10=40 
e 垂直 三 线 管 :插座 (3. 3 一 0.3)X4X7 十 空调 插座 (3. 3 一 1.8) xX 
PC20 m| 126 


10 十 插座 (3. 3 一 0. 3)X3X3 一 126 

二 线 管 :水 平 (1. 5 十 0. 2 十 0. 12 十 2. 5 十 1.2 十 1. 2) 十 开关 垂直 
(3.3 一 1.3) X2 十 出 配 电 箱 (3. 3 一 0.24 一 1.6) 一 12. 18 

三 线 管 :水 平 (1.6 十 2 十 0.4) 十 出 配 电 箱 (3. 3 一 0. 24 一 1.6) X2 十 
插座 (3. 3 一 0. 3) X2 十 空调 插座 (3. 3 一 1. 8) 二 14. 42 





7 | ”值班 室 与 配 电 间 配 管 PC16 m| 12.18 





PC20 m | 14.42 
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项 目 名 称 工程 量 计算 式 
二 线 管 :水 平 走廊 内 3.9X3 十 3 十 3.6X2 十 0.5 十 1 十 应 急 灯 处 
(0.4 十 2 2) X2 十 轴线 四 一 四 处 (6 十 2X2) 十 轴线 @ 一 因 处 (4.3 十 
8 | 一 层 走廊 配 管 PC16 87. 94 |3.4 十 3 十 2.3) 十 轴线 @ 一 @ 处 (7. 5 十 1.7 十 0. 9 十 1. 5 十 1. 5X 2 十 1.5 十 
0.24) 十 ].2X7 十 开关 垂直 (3. 3 一 1. 3)X5 十 应 急 灯 垂 直 (3. 3 一 2.5)X 
2=87.94 
G0 i 三 线 管 :水 平 3. 6X5 十 1 十 3.6/2 十 2.3 十 0. 6 十 2 十 配 电 箱 垂直 
(3. 3 一 1. 6 一 0. 24) 十 开关 季 直 (3.3 一 1. 3) 一 29. 16 
PC20 1.3 | 四 线 管 :1.3 
9 | 二 ~ 六 层 宿舍 配 管 PC16 520 水 平 二 线 管 :(1. 2 十 0.3 十 es 
二 和 0. 3 十 0. 5) X7 十 (1. 2 十 3.6 十 
2. 3 十 0. 3 十 0.5) X ] Od. 5 
PC20 370 水 平 四 线 管 : X20X5=370 
PC16 400 | 垂直 二 线 铭 SN3.3Y1.3)X2X20X5=400 
PC20 950 垂 BN 3.3—1.3) X4X20+(3. 3—1. 8) X20]X5=950 








走廊 内 水 平 3.9X2 十 3.6X2 十 应 急 灯 水 平 (0.4 十 2 十 
1) 十 2.4/2X6 十 轴线 四 ~ 四 处 (2 十 6 十 2X2) 十 轴线 @ 一 四 处 
















































10 | 二 ~ 六 层 走廊 “16 
和 上 3. 5 十 2 十 3) 十 轴线 余 ~~@@ 处 (6.5 十 2X 2) 十 垂直 距离 (3. 3 一 
1.3)X2 十 (3. 3 一 2. 5=332.5 
PC20 24 三 线 管 ， M+ 0.7 十 2.2) X5 十 垂直 (3.3 一 1.6 一 
TRNA 
展 CNMyA0.24)X2+ 二 ~ 六 层 (44.64 一 0.24) X2 X5 一 
11| 线 524.52 
线 村 < A 6 全 524. 52 
12 EN 
综合 二 :41. 6 十 32 十 52 十 40 十 12. 18 十 520 十 400 十 87. 94 十 
PCl6 1518.22| 综合 线 管 长 :41 40 十 12.18 400 十 87. 94 
332.5 一 1518.22 
综合 四 线 管 长 :60. 84 十 64.1 十 108 十 80. 2 十 126 十 14. 42 十 
PC20 2800.92| 线 管 和 四 线 管 长 
800.5 十 950 十 29. 16 十 129. 8 十 29. 6 十 37 十 370 十 1. 3 一 2800.92 
13 | ”管内 穿线 
前 : 管 长 60.84X 3 十 (1 十 0.8) X 
BV-2.5 279.72 进 配 电 箱 前 : 管 长 60.84X 根 数 3 十 预 留 长 度 (1 十 0.8)X 几 处 
18X 根 数 3=279. 72 
宿舍 配 线 :二 线 管 长 (41. 6 十 32 十 52 十 40 十 520 十 400) X 根 数 2 十 
BV-2.5 10304 | 三 线 管 长 (64. 1 十 108 十 80. 2 十 126 十 800. 5 十 950) X 根 数 3 十 四 线 管 
长 (29. 6 十 37 十 370) X 根 数 4 一 10304 
线 :(87. 94 十 332. 5) X2 十 (29. 16 十 129.8) X3 十 1.3X4 十 
BY-2.5 1324. 24 赴 记 和 
预 留 长 度 (0. 4 十 0. 24) X2=1324. 24 
线 :12.18X 2 十 14.42X3 十 (0.4 十 0.24) X 
BV-2.5 70.18 值班 室 与 配 电 室 配 线 
(2 十 3 十 3) 一 70. 18 
YIV-16 104.96 | ”SC40 干 管内 配 线 :(76.9 二 2X2X6 十 1.5)X(1+2.5%) 二 104. 96 
YJV-10 47. 05 | ”SC32 干 管内 配 线 :(20. 4 十 2X2X6 十 1.5)X(1 十 2.5%) 一 47.05 
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续 表 
编 单 
项 目 名 称 工程 量 计算 式 
号 位 
BV-6 m | 17.52 | SC25 干 管内 配 线 :3.4X3 十 (1 二 0. 8) X3 十 (0. 24 十 0.4)X 3 一 17.52 
L1; N1 一 (2.4 十 3.6X4 一 3. 6/3)X3 一 46. 8; L: 
14 | 线 槽 配 线 m la610.64| LE NI=(2.4+3.6X4—3.6/3)X3=46.8: L2; 


N2 王 (2.4 十 3.6X3 十 3.6/3)X3=36 





13; N3=(2.4+3.6X2/3)X3=14.4; Ll; M=(2 4 十 3.6/3)X3=10.8 





12; N5=10.8+3. 6X3X3=43,2; L3; N6 一 43. 2 十 (3.6X2/3 十 








3.6X3= 











L2; N11l=0.5X3= 











Ll; N13=12. 3 x 3. 1; L2; N14=23. 1+3.6X3=33. 9 
33 1 9 2/3++3.9/3)X3=45; Ll; N16=45 十 




















四 、 电缆 桥架 (300X100) m 8 家 电缆 桥架 :3. 3X5 十 1. 5 二 18 





五 、 照明 器 具 











吸 顶灯 > $6 26 十 22X5 一 
双 管 荧光 灯 118 at 






































2 

3 | 双 管 奖 光 灯 ( 带 2 2 |2 SS< 

4 | 应急 照 明灯 套 路 2 12 

5 | 单 控 单 联 > 本 | 254 YX 2+8)+(20X2+2) x5=254 

6 | 单 联 双 控 暗 让 关 个 1 1 

7 | 声控 开关 在 57 7+10X5=57 

8 | “单项 五 孔 插座 个 | 41 (15X4+3X3+2)+20X4X5=471 

9 | “空调 插座 | 了 9 19+20X5=119 

10 | “接线 盒 个 | 946 7X18+20+(7X20+20)X5=946 

11 | 开关 盒 个 | 1170 | 254 十 1 十 57 十 471 十 119 十 136 十 118 十 2 十 12=1170 
六 、 送 配 电 系统 调试 系统 | 2 2 
七 、 防 雷 接地 工程 

1 江 雷 网 和 0 镀 匀 加 钢 m | i605 沿 折 板 支 架 甫 设 :(15.6X2 十 44. 64X2 十 3. 6X2 十 6.7X4)X 


(1+3.9%)=160.5 




















2 避雷 网 电 0 镀 锌 圆 钢 m | 28.68 | 沿 混凝土 歼 设 :(7.5X2 十 12.6)X(1 十 3.9%%) 王 28. 68 
3 | 混凝土 块 (2m 一 个 ) 块 12 2X3 十 6 一 12 

4 | 引 下 线 m 288 (21. 3 十 2.7)X2X6 一 288 

5 | “接地 母线 m | 271.2 | (15.6X3+44.4X2)X2=271.2 

6 | “接地 网 系统 调试 系统 | 1 1 
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单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 











































































































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 2 页 
序 号 汇总 内 容 金额 (元 ) 其 中 : 暂 估 价 (元 ) 
分 部 分 项 工程 156043. 11 
1.1 土石 方 工程 282. 10 
1.2 配 电 箱 安装 6852. 57 
1.3 配 管 、 配 线 安 装 89699. 82 
1.4 电缆 桥架 1047. 06 禾 
1.5 照明 器 具 38709. 62 &K 
1.6 送 配 电 系统 调试 对 
ay 防 雷 接 地 工程 94 
2 措施 项 目 
[| 安全 文明 施工 费 59.5 
2.2 | 其 他 措施 费 费 PRS .4 x 
和 .3 单价 措施 费 总 4098. 
3 其 他 项 六 
2 RN 
六 NT- 程 暂 估价 3 
Wd 计 日 工 
3.4 总 承包 服务 费 
3.5 其 他 
4 规 费 8141.07 
4.1 定额 规 费 8141.07 
4.2 工程 排污 费 
4.3 其 他 
5 不 含 税 工程 造价 合计 177559. 56 
6 增值 税 19531. 55 
六 含 税 工程 造价 合计 197267. 54 
注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 ， 如 无 单位 工程 划分 ,单项 工程 也 使 用 本 表 
汇总 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 2 页 共 2 页 





招标 控制 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 6 197091. 11 

















注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇 六 工程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 


汇总 。 NS 
和 
ES ,名 


强 馈 
NG EA 
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编制 案例 





分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 


标 段 : 学 生 宿 舍 楼 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 


项 目 名 称 


第 1 页 共 4 页 


































































































注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 





土石 方 工程 105. 67 
土方 工程 105. 67 
) 别 : 一 、 二 类 土 
1 | 010101002001 | 挖 土 量 和 Se pi 次 St mi 4.23 6. 69 282. 10 
2. 挖 土 深度 :2m 
分 部 小 计 282. 10 
配 电 箱 安 装 Mr 6852. 57 
1. 名 称 ， AL1 配 电 柜 
1 | 030404017007 | 配 电 箱 本 po AAS 2202.61 | 2202.61 
1. 名 称 :1 2 
2 | 030404017008 | 配 电 箱 全 台 1 213. 26 213. 26 
1. 人 NAL 配 
3 | 030404017009 | 配 电 箱 RX ee ER 213.26 | 213.26 
说 400X240X 106 
2 -6AL 
4 | 030404017010 “2 rt ve 5 213. 26 1066. 3 
: 1F \ 
5 | 0304040170 从 ! 和 中 的 台 1 | 526.19 | 526.19 
x: 1. 名 称 : 2 -6BX 
6 | 030404017012 | 配 电 箱 和 时 台 5 526.19 | 2630.95 
2. 规格 : 1000X 800X180 
分 部 小 计 6852. 57 
配 管 , 配 线 安装 89699. 82 
配 管 安装 46926. 1 
1. 名 称 ，SC100 埋 地 管道 
家 : 
1 | 030411001001 | 配 管 m 8.3 90. 33 749. 74 
4. 配置 形式 : 埋 地 铺设 
1. 名 称 : 配 电 箱 间 干 管 SC40 
2. 材质 : 
2 | 030411001002 | 配 管 了 m | 76.9 | 36.17 | 2781.47 
4. 配置 形式 : 砖 混 暗 数 
本 页 小 计 10665. 88 
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熏 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 


标 段 :学 生 宿 舍 楼 


第 2 页 共 4 页 





序 


号 项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 


计量 
单位 


金额 (元 ) 





其 中 


区 
合 价 | 将 估价 








3 |030411001003 


配 管 


. 名 称 : 配 电 箱 间 干 管 SC32 
. 材质 
规格 : 
. 配置 形式 : 砖 混 暗 数 


钢管 
SC32 


m 


564. 06 





4 |030411001004 


配 管 


.名称 : 








配 电 箱 间 干 管 SC25 


76. 16 





5 | 030411001005 


配 管 


.名称 : 





形式 : 苇 混 瞳 天 
配 管 PC RS 
: PC2 水 m 


2800. 96 


24060. 25 





6 |030411001006 








11188. 54 





7 | 030411002001 


: 线 模 


524.52 


14. 31 


7505. 88 





42773. 72 





1 | 030411004001 


名 称 : 
. 配 线形 式 : 管内 穿线 m 
型 号 : 


BV=2.9 


BV 


10786. 14 


29230. 44 





2 | 030408001001 


电力 电缆 


名 称 : 
型 号 : 
规格 : 
材质 : 


VIV-16 
YlV UV) 
16 

铜 芯 


104.96 


1803. 21 





3 | 030408001002 


电力 电缆 


名 称 : 
型 号 ， 
规格 : 
. 材质 : 


VIV-10 
YIV (UV) 
10 

铜 芯 


47. 05 


14. 27 


671.4 





4 | 030411004002 








配 线 





名 称 : 
. 配 线形 式 : 管内 穿线 
. 型号: 
. 规格 : 


BV -6 


BV 
6 











73.93 








本 页 小 计 


75173. 87 














注 ; 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 
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筑 水 电工 程 施工 图 预算 书 编制 案例 





分 部 分 项 工程 和 单价 措施 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 


标 段 :学 生 宿 舍 楼 


项 目 清单 与 计价 表 


第 3 页 共 4 页 



























































































注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 


项 目 特征 
1. 名 称 : 线 槽 配 线 
2. 配 线形 式 : 照明 线路 
5 | 030411004003 | 线 槽 配 线 3. 型 号 ，BV m |4619.64| 2.38 10994. 74 
4. 规格 : 2.5 
分 部 小 计 89699. 82 
电缆 桥架 1047. 06 
1 名称 ， 重 直 电 及 桥架 安装 和 
1 | 030411003001 | 桥架 从 对 由 0 18 58.17 | 1047.06 
分 部 小 计 > 1047. 06 
照明 器 具 38709. 62 
1 | 030412001001 | 吸 顶灯 套 | _136 86.69 | 11789.84 
2 | 030412001002 | 双 管 荧光 灯 | . \ 2 A 85.75 10118.5 
. 名 称 : 双 管 荧光 灯 
3 | 030412001003 闭 电 ) 套 2 198.27 | 396.54 
< 2. 规格， a 
4 TT NN 照明 灯 | 1. 名 称 : 套 12 99. 35 1192. 2 
80404084001 | 学 扣 间 联 量 | 二 名称 : 音 近 音 辽 开关 个 254 
开关 2. 安装 方式 : 暗 装 
6 | 6otokostooz | 学 近 到 联 哺 | 1 名称: 单 控 双 联 开关 个 1 
开关 2. 安装 方式 : 暗 装 
7 | 030404034003 | 声控 开关 1. 名 称 ， 声控 开关 小 57 
单项 五 孔 插 | 1. 名 称 : 五 孔 插座 
3 35001 7 
8 | 030404035001 | 应 2 安装 方式 。 暑 半 个 471 
9 | 030404035002 | 空调 插座 1. 名 称 ， 空调 插座 不 119 
10 | 030411006001 | 接线 盒 1. 名 称 : 接线 盒 个 946 7.04 | 6659.84 
11 | 030411006002 | 开关 盒 1. 名 称 : 开关 盒 个 1170 A 8552.7 
分 部 小 计 38709. 62 
送 配 电 系统 
683.2 
调试 
本 页 小 计 50751. 42 
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熏 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 























工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 4 页 共 4 页 
金额 (元 ) 
序 计量 > 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 其 中 
号 单位 综合 单价 | 合 价 
暂 估 价 
1 | 030414002001 ed 系统 2 341.6 683.2 
分 部 小 计 长 683.2 
be NN 18945. 17 





2. 材质 ，$10 镀 锌 圆 钢 


3. 安装 形式 : 沿 Be) 
数 设 
1. 名 称 :对 可 
SR A eg eee 
030409005002 避雷 网 RZ 式 ， 沿 混凝土 数 | 19. 87 569. 87 


3 | 030409005003 A 1. 名 称 : 混凝土 了 
1. 名 称 : 加 雷 引 弟 用“ 
4 | 030409003001 雷 引 下 线 | 2. 安装 形式 : 利 


1 | 030409005001 | 避雷 网 


jk 如 需 网 > 




















建筑 物 | m 288 10.96 | 3156. 48 






























































钢筋 引 下 

5 | 030409002001 | 接地 母线 1. 名 称 : 接地 母线 m | 271.2 36.1 | 9790.32 

6 | 030409005004 1. 名 称 ; 接地 网 系统 调试 m 1 
分 部 小 计 18945. 17 
措施 项 目 4098. 91 
1 | 031301017001 | 脚手架 搭 拆 项 4098. 91 | 4098.91 
本 页 小 计 23727. 28 
罕 针 160142. 02 





注 ; 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 
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综合 单价 分 析 表 












































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 39 页 
项 目 编码 010101002001 | 项 目 名 称 挖 土方 i m | 工程 量 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
人 工 费 : 机 械 费 和 利润 A 机 械 费 和 利润 
1-9-17| ”普通 土 mm 1 36.37 .03| 13.40 QD 0.03 | 13.40 | 16.89 
人 工 单价 小 计 CS 36.37 16.89 
普通 技工 87. 1 元 / 工 日 am 











清单 项 目 综合 单价 66.69 
RT 暂 佑 | 暂 舍 

网 主要 材料 名 称 、 规格、 观礼 单位 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
料 > S (RY | x 
费 ay (元 ) (Zt) 
次 材料 费 0. 00 


钦 材料 费 小 计 
1 一 | 
















































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 















































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 2 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030404017007 | ”项 目 名 称 配 电 箱 单位 台 | 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
人 Sm 机 枯 旨 | 和 和 
成 套 配 电 箱 安装 
4 -2 -7 和 台 1 |212.25 |18.22| 82.03 11\|212.25 | 18.22 | 82.03 | 90.11 
落地 式 中 
人 工 单价 小 计 212.25 | 18.22 | 82.03 | 90.11 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 采 Y 
一 般 技工 134 元 / 工 日 : 高 NA 1800 
级 技工 201 元 / 工 晶 2 注 
TYE i 价 ， Se 2202. 61 
暂 估 暂 估 
3 A 
村 主 规格 、 型 号 乱 数量 | 尝 价 | 全 从 | 单价 | 合 从 























料 从 (元 ) (元 ) (元 ) (元 ) 
费 Nm TE 电 柜 (800X1800X600) 台 1 | 1800 | 1800 
其 他 材料 费 18. 22 

材料 费 小 计 1818. 22 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编 号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学生 宿 舍 楼 第 3 页 共 39 页 





项 目 编码 030404017008 








项 目 名 称 配 电 箱 台 | 工程 量 | 1 | 











清单 综合 单价 组 成 明细 






































定额 定额 
而 定额 项 目 名 称 单位 
成 套 配 电 箱 安装 
4-2-76 | 悬挂、 嵌入 式 半 周 | 台 
长 1.0m 
人 工 单价 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 


技工 201 元 / 工 日 小 


























-区 项 目 综合 单价 213. 26 
暂 估 | 暂 估 
村 Ne 规格 、 理 号 说 < 了 人 | 
料 入 (元 ) | (元 ) 
费 1AL1 配 电 箱 (400X240 X106) 台 1 40 40 
其 他 材料 费 27.71 
材料 费 小 计 67.71 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学生 宿 舍 楼 第 4 页 共 39 页 





项 目 编码 030404017009 





项 目 名 称 配 电 箱 台 | 工程 量 | 1 | 











清单 综合 单价 组 成 明细 






































定额 定额 
编导 定额 项 目 名 称 单位 
成 套 配 电 箱 安装 
4-2-76 | 悬挂、 嵌入 式 半 周 
长 1.0m 
人 工 单价 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 























技工 201 元 / 工 晶 将 
项 目 综合 单价 > 213. 26 
及 暂 估 | 暂 估 
一 合 
材 Ne 规格 、 型 号 交 单位 | 数量 0 人 单价 | 合 
料 入 可 区 (元 ) (元 ) 
费 1AL1 配 电 箱 (400X240X 106) 台 1 40 40 
明 
细 其 他 材料 费 27.71 
材料 费 小 计 67.71 
























































注 ， 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEE 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 5 页 共 39 页 





项 目 编码 030404017010 








项 目 名 称 配 电 箱 台 | 工程 量 | 5 | 











清单 综合 单价 组 成 明细 






































定额 定额 
而 定额 项 目 名 称 单位 
成 套 配 电 箱 安装 
4-2-76 | 悬挂、 嵌入 式 半 周 | 台 
长 1.0m 
人 工 单价 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 


技工 201 元 / 工 日 小 


























-区 项 目 综合 单价 213. 26 
御 信 | 条 从 
村 Ne 规格 、 理 号 说 < 了 人 | 
料 入 (元 ) (元 ) 
费 2-6AL 配 电 箱 (400X240X106) 台 1 40 40 
其 他 材料 和 7 
材料 费 小 计 67.71 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 6 页 共 39 页 





项 目 编码 030404017011 | ”项 目 名 称 配 电 箱 台 | 工程 量 | 1 











清单 综合 单价 组 成 明细 









































定额 定额 

而 定额 项 目 名 称 单位 数量 
成 套 配 电 箱 安装 

4-2-78| 悬挂 、 嵌 人 式 半 周 | 台 
长 2. 5m 
人 工 单价 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 


4 





小 




















-二 项 目 综合 单 NS 526. 19 
暂 估 | 暂 估 
村 Ne 规格 、 型 说 < 了 他 | 
料 入 (元 ) | (元 ) 
费 1BX 配 电 箱 (1000X800X108) 台 1 252 252 
其 他 材料 费 42. 33 
材料 费 小 计 294. 33 
























































注 ， 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 7 页 共 39 页 





项 目 编码 030404017012 








项 目 名 称 配 电 箱 台 | 工程 量 | 5 | 








清单 综合 单价 组 成 明细 






































定额 定额 
定额 项 目 名 称 单位 
成 套 配 电 箱 安装 
4-2-78| 悬挂、 嵌入 式 半 周 | 台 
长 2. 5m 
人 工 单价 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 


技工 201 元 / 工 日 小 


























-二 项 目 综合 单价 526. 19 
暂 估 | 暂 估 
村 Ne 规格 、 弄 号 奖 了 他 | 
料 入 (元 ) | (元 ) 
费 2 一 6BX 配 电 箱 (1000X800X 106) 台 1 252 252 
其 他 材料 费 42. 33 
材料 费 小 计 294. 33 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 
六 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 


综合 单价 分 析 表 





























工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 8 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030411001001 | ”项 目 名 称 配 电 箱 单位 | 四 | 工程 量 | 8.3 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 理 理 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机 械 费 i 材料 费 | 机 械 费 wi 
和 利 和 利润 
费 
镀 锌 钢管 敷设 ， 
1 -12 -74| 埋 地 数 设 (公称 直 | lom | 0.1 | 189.54 |89.62| zo Wd | 18.95 | 8.96 | 0.19 | 7.91 
径 DN<I00mm) ND 


























人 工 单价 


tS 18.95 | 8.96 | 0.19 | 7.91 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 NS 价 材料 费 党 54.32 
4 x 
































技工 201 元 / 工 日 = 
项 目 综合 单价 90. 33 
本 7 暂 估 | 暂 估 
一 有 合 
村 Ne 规格 、 弄 号 交 间 们 | 数量 | 中 | 会 | 单价 | 全 
料 入 上 (元 ) (元 ) 
费 镀 锌 钢管 公称 直径 DN<100mm m 1.03 | 52.74 | 54.32 
明 
细 其 他 材料 费 8. 96 
材料 费 小 计 63. 28 





















































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 























工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 :学 生 宿舍 楼 第 9 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030411001002 | 项目 名 称 配 电 箱 单位 m | 工程 量 | 76.9 
清单 综合 单价 组 成 明细 
li 人 工 费 | 料 | 机 械 费 人 材料 费 | 机 械 费 
要 和 利润 和 利润 





























镀 锌 钢管 数 设 ， 
| 砖 、 混 凝 土 结构 ， = ee 
4-12-38 10m 0.1 外 5 3 8.71 3.53 3.64 
暗 配 ,公称 直径 
DN<40mm 
人 工 单价 了 8.71 | 3.53 3.64 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 硅 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 计价 材料 费 党 20. 29 


























技工 201 元 / 工 晶 小 广 
项 目 综合 单价 36. 17 
本 暂 估 | 暂 估 
~、 合 
和 NG 规格 、 弄 号 交 人 | 
料 入 / (元 ) (元 ) 
费 镀 锌 钢管 (公称 直径 DN<40mm) m 1.03 19.7 20. 29 
明 
细 其 他 材料 费 3.53 
材料 费 小 计 23. 82 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 







































































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 10 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030411001003 | ”项 目 名称 配 电 箱 单位 m | 工程 量 | 20.4 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
镀 锌 钢管 敷设 ， 
4_12_37 配 、 混 涛 二 结构 ，| ， 
“| 暑 配 ,公称 直径 | - Ss 
DN<32mm 
人 工 单价 Re 5.28 | 2.43 反 关 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 NV 村 
一 般 技 工 134 元 / 工 日; 高 级 DX 17.72 
技工 201 元 / 工 晶 谈 冶 
目 综合 单价 27.65 
将 暂 估 | 暂 估 
一 6 合 
村 Ne 规格 、 弄 号 季 2 和 | 单位 | 数 是 | 单价 | 会 从 | 单价 | 合 从 
f te (元 ) pa 
料 入 (元 ) | (元 ) 
费 镀 锌 钢管 (公称 直径 DN<32mm) m 1.03 | 17.2 | 17.72 
明 
细 其 他 材料 费 2.43 
材料 费 小 计 20. 15 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O EE 于 








综合 单价 分 析 表 













































































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 11 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030411001004 | ”项 目 名 称 配 电 箱 单位 m | 工程 量 | 3.4 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 到 I 
人 工 费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
镜 儿 钢管 籽 设 ， AS 
4-12-36 和 lom | 0.1 | 52.8 |21.14 下 SN 2.11 2.21 
瞳 配 ， 公 称 直 径 
DNS25mm 
人 工 单价 计 2 | 公开 2.21 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
- 般 技工 134 元 / 工 日 ， 高 级 12.79 
技工 201 元 / 工 日 
a 22.4 
暂 估 | 暂 估 
会 
村 . 规格 、 型 号 Kn 数量 | 从 | 全 | 单价 | 合 从 
料 Ke ™ ||| (a 
费 人 (公称 直径 DN<25mm) m 1.03 | 12.42 | 12.79 
明 
而 其 他 材料 费 2.11 
材料 费 小 计 14.9 



























































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 ， 室内 电气 照明 


标 段 : 学 生 宿舍 楼 


第 12 页 共 39 页 










































































项 目 编码 030411001005 | 项目 名 称 配 电 箱 A m “| 工程 量 |2800. 96 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
半 硬 质 塑料 管 
数 设 , 砖 、 混 北 a 
4 -12—148| l0m 0.1 48. 13 | 0. 93 4. 81 0.09 1.98 
土 结构 ， 暗 配 ， 
外 径 20mm 
人 工 单价 UY 4.81 | 0.09 1.98 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 ne 
技工 201 元 / 工 日 
A 5 0 
盈 SF 暂 估 | 暂 估 
aa 1 合 
村 Ne 规格 、 弄 号 入 单位 | 数量 单价 | 合 
料 入 / 和 (元 ) | (元 ) 
费 半 硬 质 塑 料 管 〈 外 径 20mm) m | 1o6 | 16l | 17 
明 
细 其 他 材料 费 0.09 
材料 费 小 计 1.80 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
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2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


























工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 :学 生 宿舍 楼 第 13 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030411001006 | ”项 目 名 称 配 电 箱 单位 m ”| 工程 量 |1518. 12 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
半 硬 质 塑 料 管 
数 设 ， 砖 、 混 凝 
4 -12 -147| lom | 0.1 | 41.19 |0.87 4.12 | 0.09 
土 结 构 ， 暗 配 ， 
外 径 16mm 


























人 工 单价 了 4.12 | 0.09 了 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 对 - 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 NS 价 材料 费 1.46 


技工 201 元 / 工 日 小 








项 目 综合 单价 

















2 疙 单价 | 全 从 | 暂 估 | 暂 信 
村 Ne PET 
料 入 / EE ™ | x) | 亏 
费 半 硬 质 塑料 管 〈 外 径 16mm) m 1.06 | 1.38 | 1.46 
明 
细 其 他 材料 费 0.09 
材料 费 小 计 1.55 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


工程 名 称 ， 室内 电气 照明 


综合 单价 分 析 表 


标 段 :学 生 宿 舍 楼 


第 14 页 共 39 页 





项 目 编码 030411002001 


项 目 名 称 线 模 





计量 
单位 


工程 量 


524.52 





清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 
编号 


定额 


定额 项 目 名 称 单位 











= 


蛆 料 线 槽 敷设 ， 
96| 线 槽 断面 周 长 | 10m 


<1l20mm 




















































































































人 工 单价 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 
清单 项 
暂 估 | 暂 估 
单价 | 合 价 
EA 4 称 、 规 格 、 型号。 和 和 z No 数量 | 全 | 会合 | 单价 | 合 从 
有 XN 、 入伍 | 
费 塑料 线 槽 配件 ， 线 槽 断面 周 长 120mm 内 个 |07007 | 3.8 | 2.66 
明 塑料 线 村 m 1.05 | 0.9 | 0.95 
细 其 他 材料 费 0.05 
材料 费 小 计 3.66 
注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
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2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


长 1O ER 





预算 书 编制 案例 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 15 页 共 39 页 


项 目 名 称 配 线 a m “| 工程 量 me 





项 目 编码 030411004001 





单位 








清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 








穿 照明 线 ， 铀 
线 截面 面积 | 10m 


<2. 5mm: 





4-13-5 | 芯 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 


入 和 [ 
暂 信 | 蜀 信 
单价 | 合 价 
EA 4 称 、 规 格 、 弄 号 Ke 数量 | 从 | 全 从 | 单价 | 合 价 
和 NY 入伍 BD) | 
a 饮 基 针 料 
1 


kg 0.002 | 57.5 | 0.12 
































明 BV -2.5 铜 芯 ， 导 线 截面 面积 入 2. 5mmz m 1.16 | 1.213 | 1.41 
细 其 他 材料 费 ). 06 
材料 费 小 计 1.59 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 16 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 电力 电缆 单位 m “| 工程 量 | 104. 96 


项 目 编码 030408001001 












清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 





排 管内 电力 电 
4-9-139| 缆 敷设 ， 电 缆 截 | 1om | 0.1 
面 面 积 志 50mm? 





48. 18 |11.18 
































人 工 单价 4.82 | 1.12 | 0.89 | 2.06 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 8.3 
技工 201 元 / 工 日 
清 17.18 








暂 估 | 暂 估 
A 
村 EA 4 称 、 规 格 、 弄 号 疾 Y 数量 | 从 | 会 人 | 单价 | 全 从 
料 六 ) 「 滩 - ™ 纪 (元 ) | (元 ) 
费 JV -16， 截 面 面 积 志 50mm m 1.01 | 8.22 | 8.3 


其 他 材料 费 1.12 
材料 费 小 计 9. 42 

































































es 
注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 17 页 共 39 页 





项 目 名 称 电力 电缆 i m “| 工程 量 | 47.05 


项 目 编码 单位 


030408001002 

















清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 





排 管内 电力 电 
4-9-139| 缆 敷设 ， 电 缆 截 | 1om | 0.1 
面 面 积 志 50mm? 





48. 18 |11.18 


























.5 | 4. k 2 
人 工 单价 3 < 4.82 | 1.12 | 0.89 | 2.06 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 

















暂 估 | 暂 估 
全 
村 EA 称 、 规 格 、 型 号 闫 ™, 数量 | 从 | 全 人 | 单价 | 全 从 
料 NX ) 「 滩 - ™ 中 (元 ) | (元 ) 
费 JV-10， 截 面 面 积 生 50mm: m 1.01 | 5.34 | 5.39 


明 
其 他 材料 费 1.12 
材料 费 小 计 6.51 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 18 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 配 线 单位 m ”| 工程 量 


项 目 编码 030411004002 





17.52 





清单 综合 单价 组 成 明细 











定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 





C=13=3 10m 








imm’ 











人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 

















条 人 
和 区 称 、 规 格 、 型 号 me 数量 | 守信 | 全 从 | 单价 


暂 估 
合 价 
(元 ) 





料 NN % (元 ) | (元 ) ch 
要 6 铝 芯 ， 导 线 截面 面积 6mm m 1.1 | 3.032 | 3.34 





其 他 材料 费 0.13 





材料 费 小 计 3.47 









































一 











注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 













































































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 19 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030411004003 | ”项 目 名 称 线 槽 配 线 单位 m ”| 工程 量 |4619. 64 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
线 权 配 线 ， 导 线 号 
4-13-95| lom | 0. .77 
截面 面积 <2. 5mm 
人 工 单价 让 SS 0.1 0.28 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 1.27 
技工 201 元 / 工 日 
清单 项 有 2.38 
暂 估 | 暂 估 
全 
村 A 规格 、 理 号 疾 Ng 数量 | 全 | 全 人 | 单价 | 全 从 
料 % 有 (元 ) | (元 ) 
费 . 5， 导线 截 面 面 积 入 2. 5mmz m 1:05 | 1:213 | 1.27 
明 
细 其 他 材料 费 0.1 
材料 费 小 计 1.37 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 ， 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 20 页 共 39 页 


计量 
项 目 名 称 桥架 单位 m | 工程 量 | 18 





项 目 编码 030411003001 












清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 





铝 合 金 模式 桥 
4-9-102| 架 安装 ，( 宽 二 | lom | 0.1 
高 ) 三 400mm 





116. 98 | 9.71 























人 工 单价 11.7 | 0.97 | 0.47 | 4.63 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 


40.4 














暂 估 | 暂 估 
让 
和 Ee 称 、 规 格 、 型 号 闫 ™, 数量 | | 会。 | 单 从 | 全 从 
料 六 ) 「 滩 - 和 四 (元 ) | (元 ) 
费 缆 桥架 ，( 宽 十 高 ) 三 400mm m 1.01 40 40.4 


其 他 材料 费 0.97 
材料 费 小 计 41. 37 

































































es 
注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ER 





预算 书 编制 案例 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 21 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 吸 项 灯 单位 套 | 工程 量 | 136 


项 目 编码 030412001001 











清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 





出 安装 ， 
4_14-1 | 归 顶 灯具 安装 ,| 雪 
灯 单 周 长 达 800mm 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 
































清 
暂 估 | 暂 估 
全 
EA 4 称 、 规 格 、 弄 号 hk 人 数 放 | 全 | 合作 | 单价 | 合 从 
材 [ (元 ) | (元 ) oy | 0 
料 NS [ 
费 铜 接线 端子 ，20A 个 | 1.015 | 20 20.3 
明 吸 顶 灯 ， 灯 单 周 长 迄 800mm 套 1.01 | 44.6 | 45.05 
细 其 他 材料 费 2.21 





材料 费 小 计 67. 56 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 22 页 共 39 页 


项 目 名 称 双 管 荧光 灯 We 套 “| 工程 量 | 





码 030412001002 
项 目 纺 














清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 项 目 名 称 





4 14 — 205| 奖 多 灯 只 实 奖 ， 套 1 
吸 顶 式 ， 双 管 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 



































清 | 

TE 规格 、 型 号 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 

材 (元 ) | (元 ) 四 a 

料 「 (元 ) (元 ) 
费 铜 接线 端子 ，20A 个 |1.015 | 20 20.3 
明 双 管 荧光 灯 套 1.01 | 38.59 | 38.98 
组 其 他 材料 费 2.62 
材料 费 小 计 61. 90 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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综合 单价 分 析 表 





























工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 ; 学 生 宿舍 楼 第 23 页 共 39 页 
双 管 荧光 灯 “| 计量 
030412001003 到 全 
项 目 编码 项 目 名 称 (项 茧 电 ) 单位 套 程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 材 
数 
编号 定额 项 目 名 称 单位 量 ee 
费 
荧光 灯具 安装 , | 四 
4 -14-205 套 1 17. 13 |22.92 
吸 顶 式 ， 双 管 
人 工 单价 小 计 17.13 | 22.92 6.72 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 
































清 fs 198. 27 

暂 估 | 暂 估 

你 料 名 称 、 规 格 、 型 号 ws ped laud 了 合 

em 规格 、 弄 效 位 | | | 襄 ， 本 和 
费 X 铜 接线 端子 ，20A 个 | 1.015 | 20 20.3 
明 双 管 荧光 灯 ( 带 蔷 电 ) 套 1.01 150 | 151.5 
细 其 他 材料 费 2.62 
材料 费 小 计 174.42 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学生 宿舍 楼 第 24 页 共 39 页 


项 目 编码 030412001004 | ”项 目 名 称 应 急 照 明灯 套 | 工程 量 | 12 











清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 项 目 名 称 





























4 -14-241 和 条 内 安 流 ， 套 1 | 20.59 |1.55 I 
应 急 灯 
人 工 单价 小 计 SN 20.59 | 1.55 7.91 





普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 材料 费 69.3 
技工 201 元 / 工 晶 次 


清 和 合 单价 WL 99. 35 
2 单价 | 合 价 | 暂 值 | 暂 人 
材 和 梓 和 名称、 规格 、 型 号 单位 | 数量 | ， 交 单价 | 合 价 























料 / Ke | | wh | 
费 成 套 灯具 ， 应 急 灯 套 | :ol |68.61 | 69.3 
明 
其 他 材料 费 1.55 
材料 费 小 计 70. 85 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 25 页 共 39 页 





项 目 名 称 | 单 控 单 联 暗 开关 个 “| 工程 量 | 254 


项 目 编码 030404034001 














清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 





2 跷 板 暗 开关 安 | 
4-14-379 套 
装 ， 单 控 入 3 联 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 




















济 

暂 估 | 暂 估 
村 EA 4 称 、 规 格 、 型 号 全 全 | 单价 | 全 从 
料 / fT (元 ) | (元 ) 
费 SN 跷 板 瞳 开关 ， 单 控 <<3 联 只 
上 
其 他 材料 费 0.00 





材料 费 小 计 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 


第 26 页 共 39 页 





项 目 编码 030404034002 | ”项 目 名称 | 单 控 双 联 暗 开关 





计量 
单位 


工程 量 





清单 综合 单价 组 成 明细 











定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 





跷 板 暗 开 关 安 | 
4-14-381 套 
装 ， 双 控 三 3 联 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 





























济 
暂 估 | 暂 估 
村 Ee 4 称 、 规 格 、 型 号 人 全 人 | 单价 | 全 从 
料 / fT (元 ) | (元 ) 
费 SN 践 板 暗 开关 ， 双 控 过 3 联 只 
上 
其 他 材料 费 0.00 
材料 费 小 计 


















































一 


注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 :学 生 宿 舍 楼 第 


项 目 编码 030404034003 | ”项 目 名 称 声控 开关 个 | 工程 量 | 57 










清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 项 目 名 称 





声控 延 时 开关 
安装 


人 工 单价 SX 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 2 材料 费 | 
技工 201 元 / 工 日 NS 家 上 
TD 


4—14-388| 
































比 合 单价 

















* E 暂 估 | 暂 信 
村 EA 4 称 、 规 格 、 理 号 疫 位 | 数量 | 单价 | 会 从 | 单价 | 合 价 
SC i | 2 
料 X / 党 (元 ) | (元 ) 
费 中 控 延 时 开关 (红外线 感 应 ) 个 
了 
。 其 他 材料 费 0.00 

材料 费 小 计 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 28 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 单 相 五 孔 插座 单位 个 “| 工程 量 


项 目 编码 030404035001 





471 





清单 综合 单价 组 成 明细 























定额 
编号 定额 项 目 名 称 
普通 插座 安装 ， 
4 -14 -401| 单 相 带 接地 ， 瞳 
插座 电流 夺 15A 
人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 




















暂 人 | 暂 估 
区 
和 EA 称 、 规 格 、 型 号 闫 Ng 数量 | 从 | 合作 | 单价 | 全 从 
料 i % (元 ) | (元 ) 
费 > 成 套 插座 ， 单 相 五 孔 插 座 套 
上 
其 他 材料 费 0.00 





材料 费 小 计 















































一 








注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 29 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 空调 插座 单位 个 “工程 量 | 119 


项 目 编码 030404035002 

















清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 





普通 插座 安装 ， 
4 -14 -401| 单 相 带 接地 ， 瞳 
插座 电流 入 15A 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 














一 暂 估 | 暂 估 
村 EA 称 、 规 格 、 型 号 闫 Ng 数量 | 全 | 合作 | 单价 | 合 从 
料 / % (元 ) | (元 ) 
费 成 套 插 座 ， 空 调 插座 套 


明 
细 其 他 材料 费 0.00 


材料 费 小 计 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 ， 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 30 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 接线 盒 单位 个 “| 工程 量 


项 目 编码 030411006001 





946 





清单 综合 单价 组 成 明细 











定额 


编号 定额 项 目 名 称 





4 - 13 - 179| 。 暗 装 接线 盒 安 装 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 

















暂 人 
村 二 4 称 、 规 格 、 型 号 me 数量 | 守信 | 会众 | 单价 


暂 估 
合 价 
(元 ) 





料 % (元 | (元 | G3) 
费 镀 锌 锁 紧 螺母 DN20X3 10 个 | 0.223 4 0. 89 











明 
线 盒 个 2 54 .5 
细 接线 盒 i 1.02 | 1.54 | 1.57 
其 他 材料 费 0.36 
材料 费 小 计 2.82 















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


280 





一 





长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 









































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 ; 学 生 宿舍 楼 第 31 页 共 39 页 
项 目 编码 030411006002 | ”项 目 名 称 开关 盒 个 “| 工程 量 | 1170 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
人 工 费 a 机 械 费 和 利润 2 机 械 费 和 利润 
4 -13 -179| 。 暗 装 接线 盒 安装 | 个 1 3.03 | 1.25 & 3.03 | 1.25 1.19 
人 工 单价 小 计 3.03 | 1.25 1.19 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 


一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 材料 费 1.84 
技工 201 元 / 工 日 ES | 
站 于 
暂 估 | 暂 估 
全 
as k、 规 格 、 型 号 | 数量 | 半价 | 合 价 | 单价 | 合 


























NS PK (元 ) | (元 ) | 
费 镀 锌 锁 紧 螺母 DN20X3 10 个 | 0.223 4 0.89 
明 开关 盒 本 1.02 1.8 1.84 
细 其 他 材料 费 0.36 
材料 费 小 计 3.09 





















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


281 


~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 32 页 共 39 页 





项 目 名 称 ”| 送 配 电 装置 系统 Ue 系统 | 工程 量 


编码 030414002001 
有 单位 











清单 综合 单价 组 成 明细 
























































定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 
输 配 电 装置 系 
4-17-28| 统 调试 ， 往 lkV | 系统 222. 
交流 供电 
人 工 单价 222.63 | 2.21 | 43.64 | 73.12 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 
一 般 技 工 134 元 / 工 日 ; 高 级 S i 
技工 201 元 / 工 日 家 上 
东 ms a 341.6 
六 NG | 
和 EE x 称 、 规 格 、 弄 号 x 壬 5。 位 | 数 是 | 于 从 | 会 从 | 单价 | 全 从 
(元 ) 





费 NE 座 - | | 本 
明 其 他 材料 费 wa 





细 材料 费 小 计 2.21 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 人 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 33 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 避雷 网 单位 m | 工程 量 | 160.5 


项 目 编码 030409005001 















清单 综合 单价 组 成 明细 























定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 
4-10-45 m 
沿 折 板 支架 敷设 
人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 


技工 201 元 / 工 日 

和 EA 4 称 、 规 格 、 理 号 量 | 全 | 会 | 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) 

料 六 ， / f (元 ) | (元 ) 

费 镀 锌 圆 钢 $16 m 1.05 | 6.369 | 6.69 


明 
其 他 材料 费 2.3 
材料 费 小 计 8.99 













































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 


第 34 页 共 39 页 





项 目 编码 030409005002 | 。 项目 名 称 避雷 网 





计量 
单位 


工程 量 


28.68 





清单 综合 单价 组 成 明细 


























定额 定额 
全 定额 项 目 名 称 单位 数量 
避雷 网 安装 ， 
4-10-44 m 
沿 混凝土 块 数 设 
人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 








技工 201 元 / 工 日 
二 




















清 
,| Re, ees ee fe | 
料 Wy Ke oy | Wm (元 ) | (元 ) 
费 镀 锌 圆 钢 $10 m 1.05 | 6.369 | 6.69 
其 他 材料 费 0.94 
材料 费 小 计 7.63 


















































一 


注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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预算 书 编制 案例 





长 1O ER 





综合 单价 分 析 表 





















































[ 程 名 称 ， 室 内 电气 照明 标 段 ， 学 生 宿舍 楼 第 35 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030409005003 | ”项 目 名 称 避雷 装置 单位 m | 工程 量 | 12 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 理 理 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机械 费 | 生理 要 材料 费 | 机 械 费 | 管理 要 
和 利 和 利润 
费 
补 子 目 1 | 混凝土 块 制作 | 块 | 1 
人 工 单价 小 计 
me 村 11 
清单 项 目 综合 单价 入 11 
暂 估 | 暂 个 








村 主要 材料 名 称 、 规 格 单位 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) ws 
料 Ee (元 ) | (元 ) 


费 
明 


细 其 他 材料 费 站 NS 0.00 
X DP、 材料 费 小 计 se 11 




































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 








工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 ， 学生 宿舍 楼 第 36 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030409003001 | ”项 目 名 称 避雷 引 下 线 单位 m | 工程 量 | 288 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 
额 
编号 定额 项 目 名 称 





避雷 引 下 线 敷 
4-10-42| 设 , 利用 建筑 结 


.95 3.2 .9 4.95 | 0. 3.29 | 1.4 
构 钢筋 引 下 

人 工 单价 一- 4.95 | 0.74 | 3.29 | 1.98 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 

一 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 材料 费 


技工 201 元 / 工 日 
清 合 单价 a 10. 96 
一 从 | Wi | 各 全 各 人 
材 NH、 规格 、 型 号 效 - 和 位 | 数量 | ,| | 单价 | 合 价 
料 / 3 二 | 二 | 元 | ( 击 
费 XX> 


其 他 材料 费 0.75 
材料 费 小 计 0.75 











































































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 37 页 共 39 页 





计量 
项 目 名 称 接地 母线 单位 m | 工程 量 | 271.2 


项 目 编码 030409002001 

















清单 综合 单价 组 成 明细 








定额 定额 
编导 定额 项 目 名 称 单位 数量 





户 内 接地 母线 
数 设 


4-10-56 














人 工 单价 














普通 技工 87.1 元 / 工 日 ; 
一 般 技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 














暂 估 | 暂 估 
全 
村 EA 4 称 、 规 格 、 弄 号 be ™, 数量 | 全 | 全 人 | 单价 | 全 从 
料 NX ) / % 儿 (元 ) | (元 ) 
费 钢管 保护 管 $40X 400 根 0.1 | 133.17 














13. 32 
镀 锌 扁 钢 ， 综 合 kg 2.5 | 4.102 | 10.26 
其 他 材料 费 0.48 
材料 费 小 计 24. 06 





















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


287 


~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 























工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 :学 生 宿舍 楼 第 38 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 030409005004 | ”项 目 名 称 | 接地 网 系统 调试 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
Fr 

4-10-79 系统 631. 93 |34.94| 222. 25 从 


























人 工 单价 小 计 
普通 技工 87.1 元 / 工 日 pS 
- 般 技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 
技工 201 元 / 工 日 训 


清单 项 














暂 估 | 暂 估 














材 ED 型 号 数 手 | 和 从 | 合 从 | 单价 | 合 
(元 ) (元 ) _ 
料 < (元 ) | (元 ) 
费 「 三 
Rs 

其 他 材料 费 0.00 





材料 费 小 计 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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综合 单价 分 析 表 
















































































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 39 页 共 39 页 
计量 
项 目 编码 031301017001 项 目 名 称 脚手架 搭 拆 单位 项 | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 
编号 单位 人 I 费 | 料 | 机械 费 ayn Ks 材料 费 | 机 相交 | 生理 要 
和 和 利润 
费 
4-20-HA1| 脚手架 搭 拆 费 |100 工 日 | 8. 6937 | 119. 24 | 283.07 Cy |1036. 64|2460. 93 601. 34 
人 工 单价 小 计 1036. 64 |2460,. 93 601. 34 
普 能 技工 87. 1 元 / 工 日 未 计价 材料 
清单 项 目 综 合 单 4098. 91 
暂 估 | 暂 估 
羡 合 
村 主要 材料 名 称 、 MN 2 学 价 | 合 价 | 单价 | 合 从 
料 (7) (7) (元 ) (元 ) 
费 周转 性 《 占 人 工 费 ) TS 1 |2460.97 
明 
本 砍 、 其 他 材料 7 000 
六 「 材料 费 小 计 嵌 性 2460. 97 



























































注 ，1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 








工程 名 称 ， 室内 电气 照明 标 段 ; 学生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
调整 后 
序 区 费 率 | 金额 ”| 调整 费 率 
号 项 目 编码 项 目 名 称 计算 基础 (%) (元 ) (%) | 备注 
(元 ) 
分 部 分 项 安全 文明 
1 | 031302001001 | 安全 文明 施工 费 | 施工 费 十 单价 措施 安 6259. 5 


全 文明 施工 费 





其 他 措施 费 〈 费 
率 类 ) 


分 部 分 项 其 他 人 
031302002001 | ”夜间 施工 增加 费 a 25 754. 24 


施 费 
其 他 措施 


2.2 | 031302004001 an ys 


bp ) 分 部 分 项 | 
03130200500 本 施工 增加 费 费 二 单价 从 他 措 | 25 | 754.24 
~ 施 费 


3 其 他 〈 费 率 类 ) 


2 
你 















































> 
< 

















12293. 44 





编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 (造价 工程 师 ): 
注 ， 1.“ 计 算 基 础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ”“ 定 额 人 工 费 *“ 定 额 人 工 费 十 定额 机 械 费 *， 其 他 项 目 可 
为 “定额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ”。 
2. 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”的 数值 ， 也 可 只 填 “ 人 金额 ”数值 ， 但 应 在 备注 栏 
说 明 施工 方案 出 处 或 计算 方法 。 
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长 10 


筑 水 电工 程 施工 图 预算 书 编制 案例 





其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 



























工程 名 称 : 室内 电气 照明 示 段 : 学生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 金额 (元 ) | 结算 金额 (元 ) 备 注 
1 | 暂 列 金额 0 明细 详 见 暂 列 金额 明细 表 
2 | 暂 估价 0 
六 4 材料 (工程 设备 ) 暂 明细 详 见 材料 〈 工 程 设备 ) 暂 估 单 
”| 估价 价 及 调整 表 
并 结算 
2.2 | 专业 工程 暂 估价 ， 业 工 程 暂 估价 及 结算 
3 | 计 日 工 0 详 见 计 日 工 表 








4 | 总 承包 服务 费 





EE 


细 详 见 总 承包 服务 费 计 价 表 














SR 
Ry 





线 














NS 









































合 计 

















注 : 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 进 入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 
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暂 列 金额 明细 表 


工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计量 单位 暂 定 全 额 (元 ) | 者 往 
































稚 
人 
和 
EN 

































































合 计 
注 : 此 表 由 招标 人 填写 ,如 不 能 详 列 , 也 可 只 列 暂 定金 额 总 额 ， 投标 人 应 将 上 述 暂 定金 额 计 和 人 投标 
总 价 中 。 
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材料 〈 工 程 设备 ) 暂 估 单价 及 调整 表 








[ 程 名 称 ; 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
差额 
材料 (工程 设备 ) | 数量 暂 人 (元 ) | 确认 (元 ) | (元 ) 
序 | 名称、 规格 、 | 计量 备注 
号 单位 单 
型 号 暂 个 | 确认 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 | 价 | 合 价 

















性 
ST 














NS 






















































































合 计 
注 : 此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单价 ”， 并 在 备注 栏 说 明 暂 估价 的 材料 、 工 程 设备 拟 用 在 哪些 清单 项 目 
上 ， 投 标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设 备 暂 估 单 价 计 人 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


专业 工程 暂 估 价 及 结算 价 表 


工程 名 称 ， 室内 电气 照明 


序号 


工程 名 称 


标 段 :学 生 宿 舍 楼 


暂 估 金额 


工程 内 容 加 
(元 ) 


第 1 页 共 1 页 


结算 金额 差额 
(元 ) (元 ) 


备注 


























AS 





SS 

















到 








RN 









































合 
合 


i 














注 : 此 表 “ 暂 估 人 金额 ”由 
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定 结算 金额 填写 。 








招标 人 填写 ,投标 人 应 将 “和 暂 估 人 金额 ” 计 入 投标 总 价 中 。 结 算 时 按 合同 约 





长 1O EE 于 





计 日 工 表 
































工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
编号 项 目 名 称 单位 | 暂 定数 量 | 实际 数量 de de 
(元 ) 暂 定 实际 
一 人 工 
1 
人 工 小 计 
各 材料 
材料 小 计 $F 
= 施工 机 械 和 F 














四 、 企 业 管理 费 和 利润 




































































总 计 
注 : 此 表 “ 项 目 名称 ”“ 暂 定数 量 ” 由 招标 人 填写 .编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规 
定 确定 ;投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定数 量 计算 合 价 计 入 投标 总 价 中 。 结算 时 ， 按 

发 承包 双方 确认 的 实际 数量 计算 合 价 。 
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建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


总 承包 服务 费 计价 表 


工程 名 称 ， 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 项 目 价值 (元 ) | 服务 内 容 | 计算 基础 | 费 率 (%) 金额 (元 ) 











































































































合 计 一 一 一 
注 ， 此 表 “ 项 目 名 称 ”“ 服 务 内 容 ” 由 招标 人 填写 ， 编 制 招标 控制 价 时 ，* 费 率 ”及 “金额 ”由 招标 
人 按 有 关 计价 规定 确定 ， 投 标 时 ,“ 费 率 ” 及 “金额 ”由 投标 人 自主 报价 ， 计 人 投标 总 价 中 。 
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规 费 、 税 金 项 目 计 价 表 




















工程 名 称 : 室内 电气 照明 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 基数 | 金额 (元) 
1 

1 规 费 定额 规 费 十 工程 排污 费 十 其 他 8141.07 8141.07 
1.1 | 定额 规 费 分 部 分 项 规 费 十 单价 措施 规 费 8141. 07 8141.07 
i 工程 排污 费 

1.3 | 其 他 人 

2 增值 税 不 含 税 工程 造价 合计 56 11 19531. 55 














< 
RS 


区 > 
一 演 




































































合 计 27672. 62 








编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 (造价 工程 师 ): 
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熏 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


10. 2 室内 给 排水 与 消防 工程 一 
施工 图 预算 书 的 编制 


某 学 校 宿舍 楼 给 排水 与 消防 工程 施工 图 见 本 书 所 附 图 纸 ， 编 制 该 项 目 给 排水 与 消防 工 
程 施工 图 预算 书 。 





长 1O EE 于 





室内 给 排水 及 消防 “工程 





招标 控制 价 





2 
ww 次 
We 





河南 省 建设 工程 造价 计价 软件 测评 合格 编号 : 2019 - RJ004; 2017 - RJ004 


-人 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


招标 控制 价 (小 写 ); 78837.77 元 
(大 写 ): srim ne 
招 标 人 ， > 过 人 下 
盖 章 ) x (单位 资质 专用 音 ) 

挫 、 

从 说- 
法 定 代 全 和 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 或 其 授权 人 : 

(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 
编 制 人 : 复 核 人 : 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 音 ) 

编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 年 月 日 
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室内 给 排水 及 消防 





招标 控制 价 


工程 

















全 410 EE 





总 说 明 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 第 1 页 共 1 页 





一 、 工 程 概况 


本 工程 地 上 六 层 ， 屋面 为 上 人 屋面 。 建筑 面 积 3965. 5m? ， 建 筑 高 度 20. 35m， 本 工程 设 有 生活 给 
水 系统 、 生 活 污水 系统 、 消 火 栓 给 水 系统 和 灭火 装置 。 


二 、 编 制 依据 


1. 工程 量 计算 : 施工 图 纸 、 招 标 公告 、 投 标 须知 等 。 ~ 
2. 定额 及 计价 依据 : 执行 《河南 省 通用 安装 工程 预算 定额 》( 一 3 了 一 2016) 及 《通用 安装 工 


程 工程 量 清单 计算 规范 ) (GB 50856 一 2013); 《建设 工程 SS 算 规范 ) (GB 50500 一 2013)， 


《河南 省 市 政工 程 预算 定额 ) (HA Al1-31-2016)。 
3. 材料 价格 : 未 计价 材 按 市 场 价 计 人 。 rime 


三 、 编 制 说 明 AS 
1. 卫生 器 具 只 记 取 水 龙头 、 排 水 栓 四 
le > oo 

次) 效 》 

XY> 1 
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各 分 项 工程 量 表 






































纺 单 
项 目 名称 工程 量 计算 式 
号 位 
一 ,给 水 管道 
水 平 :2.5 外 墙 -水 表 井 十 0.24 十 0.024 十 (0.85 十 6X0.7 十 0.3) 十 
1 DN65 镀 锌 钢管 m | 16.89 | (3.6/2 一 0.12) 一 9.794 
坚 直 :1. 1 十 3. 3 十 2.7 一 7.1 
2 | DN50 镀 锌 钢管 m | 6.6 6. 6: 两 层 层 高 
3 | ”DN40 镀 锌 钢管 m | 3.3 3. 3: 一 层 层 高 
0.24 十 0. 2 us 7X6+0. 3)+0. 63]X6=37. 62 
4 DN32 镀 锌 钢管 m | 40.92 水 科 ] 
垂直 :3.3 
3, a 024 一 0. 24) 十 (0.73 十 0. 255 十 0.055 十 0.3) 十 
5 | ”DN25 镀 锌 钢管 m | 74.94 sha RR 
(3.6 fs 0.024) 十 (6. 6 一 0.73 一 0. 24 一 0. 024)]X6 一 74. 94 
二 ,排水 管道 Ve = 
> 
SK bn en 
| 《0.4 十 0. 15 一 浙江 024) X6=7.18 
及 4 be .5 一 0. 45 十 0. 45X 6=19. 85 
\ , 从 “764 十 垂直 管 0. 45 十 1. 1 一 3. 314 
P/1 垂直 管 :22. 48 一 16. 5 十 0. 45 十 2 一 8. 43 
2 Dell0UPVC 管 m | 41.24 | P/2 水 平 管 :(0.4 一 0.024 十 0. 5 一 0.024) X6 十 0. 024 十 0. 24 十 0. 7 十 垂 
直 管 22. 48 十 2 一 0. 45 十 0. 45X6 一 32. 81 
P/1 水平 管 :[3. 6 一 0.5 十 0. 57/2 十 0.73 十 0. 225 十 0. 055 十 0. 3 十 垂直 
管 3. 3 一 2. 5 一 0. 45 十 0.35X2]X5 一 32 
P/2 水 平 管 :(0. 24 十 0. 024X2 十 0. 72 十 0. 74) X5 十 (1. 25 一 0.5)X6 十 
3 | De75UPVC 管 m | 89 | 一 层 管 (3.6 一 0.7 一 0.24 一 0.024) 十 (6.6 一 0.73 一 0.24 一 0.024) 十 
(0.73 十 0.255 十 0.055 十 0.3 十 0.15) X 5 十 (3.6 一 0.24 一 0.57) X 5 十 
0.73X5 一 46. 19 
了 P/2 垂直 管 :0. 45X5 十 0. 45X6 十 0. 45X3 十 0. 45X2X5=10.8 
4 | De50UPVC 管 m | 1.19 | P/2 水 平 管 :0.74 十 垂直 管 0.45=1.19( 一 层 ) 
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续 表 
纺 单 
号 项 目 名 称 位 工程 量 计算 式 
三 ,消防 管道 
@ .@ 轴 线 :水 平 管 (5 十 0. 2 十 0. 073 十 0. 02) X2 十 垂直 管 
DN100 埋 地 球墨 和 铸 Ee 1.1X2=12.79 
铁 管 @/@ 与 O/@ 轴 线 :水 平 管 (1.5 十 0. 24 十 0.073 十 0.02) X2 十 垂直 管 
1.1X2=5. 87 
DN100 弯 头 小 4 
@~@ 轴 :水 平 管 6.6X2 十 垂直 管 2. 8X2=18. 8 
一 层 @ 轴 :水 平 管 42. 9 一 0. 2 2.8X2=48. 22 
DN100 热 漫 镀 锌 a | 螺 闪 处 :(0. 88 十 0. 22X2)X 4 
钢管 6 层 水 平 :0. 44X2 十 3. 6X6 忆 3*45 主 25. 93 
XL1:19. 3 一 2. wa 
XL2:22. 4 A 
3 DN65 热 浸 镀 锌 钢管 | m | 7.38 | 消火栓 X12 十 垂直 管 (2. 8 一 1. 1) X2 十 1. 1 一 7. 38 
四 \ 水 表 及 阀门 
1 | DN100 蝶阀 大 | 覃 SS 
2 DN65 蝶阀 个 1 十 给 水 2 
3 | DN65 止 回 风 个 讽 TO 
4 | DN32 截止 间 6 给 水 
5 | DN25 截止 交 从 和 12 给 水 
6 | 自 六 | eu 消 
7 | DN100 闪光 消防 2 
8 DN65 消火栓 本 | 加 
9 灭火 器 具 | 24 
10 | ”水泵 接合 器 套 | 2 
五 ,支架 与 套 管 
1 | 消防 支架 kg | 50.73 | 14X 理 论 质量 (1. 98 十 1. 41) 十 3X 理 论 质量 1. 09 一 50.73 
给 水 支架 kg | 6.26 | 4X1.09+2X0.82+1X0.26=6.26 
3 消防 套 管 DN125 m | 3.06 | 0.24X4+0.05X4+(0.12+0.02+0.05)X10=3.06 
4 消防 套 管 DN80 m | 0.21 | 0.12+0.04+0.05=0.21 
5 给 水 套 管 DN70 m | 0.837 | 0.24+0.177+0.14+0.14X2=0.837 
6 给 水 套 管 DN50 m | 2.008 | 0.14+0.14+0.288X6=2.008 
六 ,管道 消毒 冲洗 
1 | DN100 消防 管 m | 157.9 | 18.66+131.77+7.38=157.9 
2 DN50 给 水 管 m |125.76 | “74. 94 十 40. 92 十 3. 3 十 6. 6 一 125.76 
3 DN100 给 水 管 m | 16.89 | 16.89 
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续 表 
纺 单 
号 项 目 名 称 位 工程 量 计算 式 
七 卫生 器 具 
日 DN75 地 漏 小 | 撞 6 十 5 一 11 
2 | DN50 地 漏 个 | 1 1 
3 水 龙头 个 | 113 19X6 一 1=113 
4 | 排水 检 个 | 14 2X6 十 2 一 14 
5 | 检查 口 本 | 沁 6 
6 大 便 村 套 | 12 2X6=12 
7 自动 冲洗 水 箱 个 | 耻 2X6=12 
八 ,消防 管道 刷 油 
1 eh 洗 欣 馈 汕 准 m | 6.91 | xXDXL=3. woop 8=6. 91 
DN100 SS 
2 | 油 源 青 竺 铁 管 刷 厂 m2 | 6.91 区 . 65X0. 118 一 6. 91 
3 DN100 铸铁 管 保护 层 | m* | 7.39 x 0082) XL=3.14X (0. 118 十 0. 0082) X18. 65=7. 39 
pO sated eae NS 冷 小 
ee 
镀 锌 钢管 刷 调 和 从 6 xXDXL=DNI00 管 3.14X131.77X0.114+DN65 管 
2 道 + ” 3.14 55=49. 08 
6 ny kg | 55.80 | 制作 X(1.05~1.1)=(47. 46 十 3. 27) X1.1=55. 80 
九 .给 水 管 
1 DN65 管 刷 银 粉 漆 m| 4 xXDXL=3.14X0.0755X16. 89=4 
2 DN50 管 刷 银 粉 漆 m | 1.24 xXDXL=3.14X0.06X6.6=1.24 
3 | DN40 管 刷 银 粉 漆 | m? | 0.5 xXDXL=3.14X0.048X3.3=0.5 
4 DN32 管 刷 银 粉 漆 mz | 5.43 xXDXL=3.14X0.04225X40.92=5. 43 
5 DN25 管 刷 银 粉 漆 mz | 7.88 | xXDXL=3.14X0.0335X74.94=7.88 
6 | 支架 剧 油 6.89 | 6.26X1.1=6.89 
十 .土方 开 挖 
1 铸铁 消防 管 ma | 20.28 | hX(b+EXA)XL=1.2X(0.7+0.5X1.2)X(5+1.5)X2=20.28 
2 给 水 管 m | 3.6 hX(b+EXh) XL=1.2X(0.6+0.5X1.2)X2.5=3.6 
3 排水 管 ms | 4.68 | hX(6+EXA)XL=1.2X(0.7+0.5X1.2)X1.5X2=4.68 
十 一 、 压 力 试验 
消防 管 压力 试验 m | 157.9 | 同 消防 管道 消毒 冲洗 18. 66 十 131. 77 十 7. 38 一 157. 9 
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单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 




































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 学生 宿 舍 楼 第 1 页 共 2 页 
序号 汇总 内 容 金额 (元 ) 其 中 : 暂 估 价 (元 ) 
1 | 分 部 分 项 工程 65995. 34 
2 | 措施 项 目 3794. 57 
2.1 | 其 中 : 安全 文明 施工 费 2010. 01 
2.2 | 其 他 措施 费 〈 费 率 类 ) 942. 04 
2.3 | 单价 措施 费 8 zs 
3 | 其 他 项 目 全 
3.1 | 其 中 : 1) 暂 列 金额 SS 
3.2 | 2) 专业 工程 暂 估价 
3.3 | 3) 计 日 工 
3.4 | 4) 总 承包 服务 费 NA < 
3.5 | 5) 其 他 NS 
4 | 规 费 洲 SA 2538.73 
4.1 | 定额 规 费 特 NS 2538.73 
4.2 全 入 
4.3 | 其 他 
5 | 不 含 税 工程 造价 合计 72323. 64 
6 | 增值 税 6509. 13 
7 | 含 税 工程 造价 合计 78837. 77 











注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 ， 如 无 单位 工程 划分 ,单项 工程 也 使 用 本 表 


汇总 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 ” 标 段 :学 生 宿 舍 楼 第 2 页 共 2 页 





招标 控制 价 合 计 三 1 十 2 十 3 十 4 十 6 78837. 77 





注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 ， 如 无 单位 工 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 
汇总 。 
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分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 








工程 名 称 ， 室内 给 排水 及 消防 标 段 ， 第 1 页 共 4 页 
序 
号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 价 
单价 | 暂 估价 
整个 项 目 65995. 34 





1 | 040101002001 | 挖 沟 槽 土方 > Se es ms |28.56| 42.32 | 1208.66 





. 介质 : 水 


. 安装 部 位 : 室内 gl 
3. 规格 、 压 力 等 级 DN65 SR 
4 连接 形式 ， 螺 纹 连接 不 89 | 84.54 | 1427.88 


2 | 031001001001 | 镀 锌 钢管 








安装 





压力 试验 及 吹 、 洗 
要 求 : 水 压 试验 、 3 


io 呈 
和 祥 


3 | 031001001002 | 镀 锌 钢管 


ps Fi > 将 71.93 | 474.74 
ena el 


要 求 : 水 压 试验 、 消 毒 冻 洗 





1. 安装 部 位 ， 室 

2. 介质 : 水 交友 

3. 规格 、 压 力 等 乃 ? DN40 
4. 连接 形式 : 螺纹 连接 

5. 压力 试验 及 吹 、 洗 设计 
要 求 : 水 压 试验 、 消 毒 冲洗 


4 | 031001001003 锌 钢管 m 3.3 | 62.39 | 205.89 





1. 安装 部 位 : 室内 

2. 介质 , 水 

3. 规格 、 压 力 等 级 : DN32 
4. 连接 形式 : 螺纹 连接 

5. 压力 试验 及 吹 、 洗 设计 
要 求 : 水 压 试验 、 消 毒 冲洗 


5 | 031001001005 | 镀 锌 钢管 m |40.92 | 57.91 | 2369.68 








. 安装 部 位 : 室内 

. 介质 : 水 

. 规格 、 压 力 等 级 : DN25 
. 连接 形式 : 螺纹 连接 

. 压力 试验 及 吹 、 洗 设计 
要 求 : 水 压 试 验 、 消 毒 冲 洗 


6 | 031001001004 | 镀 锌 钢管 m |74.94| 49.34 | 3697.54 


i 


























本 页 小 计 9384. 39 














注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 
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熏 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 


工程 名 称 ， 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 2 页 共 4 页 





项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 
位 
经 单价 a 暂 估价 





1. 安装 部 位 : 室内 
2. 介质 : 污水 

7 | 031001006001 | 塑料 管 3. 材质 、 规 格 : UPVC、 m |30.34| 88.33 | 2679.93 
Del60 


4 连接 形式 ， 格 接 人 
1 安装 部 位 ,室内 | 


2. 介质 : 污水 


8 | 031001006002 | 塑料 管 3. 材质 、 规 格 : UPVC、 (3 58.88 | 2428.21 
Dell0 
4. 连接 形式 ， 粘 接 x} 

1 安装 部 位 : 室 

2. 介质 : 污 朱 

9 | 031001006003 | 塑料 管 3. 材质 、 WG m 89 40.6 | 3613.4 
De75 RS 


Pe 污水 Ww 
10 | 031001006004 3. 材质 、 规 格 : ES m | 1.19 | 29.11 34. 64 
Sy, De50 
外 4. sx 和 
1. 安装 部 位 : 室内 消防 


2. 材质 、 规 格 : 球墨 铸铁 
11 | 030901002001 A 栓 Ds 承 插 膨 胀 水 m 18.66 | 162.74 | 3036.73 

4. 压力 试验 及 冲洗 设计 要 
求 : 消毒 冲洗 

1. 安装 部 位 : 室内 消防 

2. 材质 、 规 格 : 热 浸 镀 锌 
12 | 030901002002 se 此 Rs 人 弗 纹 连接 m |131.77| 105.9 | 13954. 44 

4. 压力 试验 及 冲洗 设计 要 
求 : 水 压 试验 、 消 毒 冲洗 

1. 安装 部 位 : 室内 消防 

2. 材质 、 规 格 : 热 浸 镀 锌 
消 火 栓 | 钢管 DN65 
钢管 3. 连接 形式 ,螺纹 连 接 

4. 压力 试验 及 冲洗 设计 要 
求 : 水 压 试验 、 消 毒 冲洗 

本 页 小 计 26297. 16 


注 ; 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 























13 | 030901002003 m 7.38 74.5 549. 81 
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分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 





工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 3 页 共 4 页 
本 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 
号 单位 合 价 





单价 暂 估价 





. 名称: 晤 间 罗 


03100300100 
0003001004 | -过 各 放 间 . 规格 : DN100 


8 180.99 | 1447.92 





15 | 031003001002 | 螺纹 阀门 “ 名称: 蝶 闪 个 





16 | 031003001003 | 螺纹 阀门 





. 规格 ，DN65 ' 3 |1y.26 | 330.78 

. 名 称 : 止 回 间 - 

. 规格， DN65 机 和 八 401. 32 
17 | 031003001004 | 螺纹 阀门 i 二 ey 
. 规格 :DN32 





. 名 称 : 截止 韶 


18 | 031003001005 | 螺纹 阀门 12 53.17 | 638.04 





19 | 031003001006 | 螺纹 阔 门 个 1 54.04 | 54.04 














1 
1 
1 
2 
1 
g 
1 
有 
1 
和 
1 
3 
只 家 3 
21 | 030901010001 | 室内 消火栓 区 、 规 格 。DN65 





20 | 031003001007 | 螺纹 阀门 个 ev2 375.36 | 750.72 
式 : 暗 装 演 上 
式 : 上 蜡 :| 3 | 705.98 | 9177.74 


22 | 030901013001 24 44. 54 1068. 96 








23 | 0309010120 


~ 


1. 形式 ,灭火 器 箱 暗 
2. 规格 、 型 号 ; 毛 提 灭 
1 
2 


.安装 部 位 : 苑 上 二 - - 
型号、 Tu 套 1056. 81 | 2113. 62 
























































24 | 03100200100T 支架 1. 材质 : 型 钢 kg 1 10.79 10.79 
25 | 031002001002 | 管道 支架 1. 材质 ， 型钢 kg 1 10.79 10.79 
1. 名 称 、 类 型 : 消防 套 管 
26 | 031002003001 | 套 管 2. 材质 钢 套 管 * 14 | 111.64 | 1562.96 

3. 规格 ,DN125 
1. 名 称 、 类 型 : 消防 套 管 
27 | 031002003002 | 套 管 2. 材质 钢 套 管 个 1 71.2 YL 
3. 规格 : DN80 
1. 名 称 、 类 型 : 给 水 套 管 
28 | 031002003003 | 套 管 2. 材质 : 钢 套 管 个 5 71.2 356 
3. 规格 : DN80 
1. 名 称 、 类 型 : 给 水 套 管 
29 | 031002003004 | 套 管 2. 材质 : 钢 套 管 个 8 | 37.11 | 296.88 
3. 规格 : DN50 
本 页 小 计 20062. 42 





注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 



































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 4 页 共 4 页 
2 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 2 工程 量 | 综合 | 
单价 

30 | 031004014001 站 只 > 人 汪汪 个 | 11 | 184.82 | 2033.0 
31 | 031004014002 ee ; a 是 个 1 92.39 | 92.39 
32 | 031004014003 人 > a es 组 | 113 | 妈 .01 | 1357.13 
33 | 031004014004 i ; 0 个 SN 66. 48 930. 72 
34 | 031004006001 | 大 便器 人 3 SS 253.23 | 3038.76 
35 | 031201001001 Wy 水 管道 ek 142.7 

36 | 031201001002 网 J 402. 69 
37 | 031201001003 消防 区 857.8 








铁 管 





污 品 种 
3. 涂 剧 追 数 、 漆 膜 厚 
De 1. NN 

38 oo 墨 锛 | 制品 深 : 


2. 绝热 厚度 : 100mm 


1. 油漆 品 种 ， 
金属 结构 | 2. 结构 类 型 : 





68.2 8. 09 551. 74 






























































39 | 031201003001 | 出 油 3 涂 剧 遍 数 、 漆 肝 厚 度 ,| Mg 2 0.95 1.9 
二 志 
40 | 031301017001 | 脚手架 搭 拆 项 1 | 7o4.08 | 704.08 
41 | 031301017002 | 脚手架 搭 拆 项 1 71.63 | 71.63 
42 | 031301017003 | 脚手架 搭 拆 项 1 44. 52 44. 52 
43 | 031301017004 | 脚手架 搭 拆 项 22. 29 22. 29 
措施 项 目 
本 页 小 计 10251. 37 
合 计 65995. 34 





注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : 定额 人 工 费 。 
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综合 单价 分 析 表 































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 1 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 040101002001 | 项目 名 称 挖 沟 模 土方 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 
人 工控 沟 、 槽 土 
异 1-1-1 方 一 、 二 类 土 深 |100m3 | 0.01 |3272.44 
度 2m 以 内 
人 工 单价 小 计 等 32.72 9.6 
普通 技工 87.1 元 / 工 晶 未 ; TU 
清单 项 目 综合 单 24.97 
村 将 
料 洲 ， | A | 暂 估 | 暂 个 
费 主要 材料 狗 森 、 规 榴 、 型 号 数量 | 电价 | 合 价 | 单价 | 合 


Ni BE | | 侈 
细 NE EA 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 

















工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 2 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001001001 | 项目 名 称 镀 锌 钢管 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
三 定额 项 目 名 称 








编号 单位 
给 排水 管道 室内 Ea 


锌 锌 钢管 (螺纹 连 
10-1-18 10 0.1 282.35 |13.58 | 12.82 05. 28. 24 1. 36 1. 28 10.51 
接 ) 公称 直径 65mm| | i ” a 


以 内 
管道 消毒 、 冲 洗 
10-11-142 100 0.01 66.2 10. 24. 37 0. 66 0.1 0.24 
公称 直径 65mm 以 内 | 37 6 


人 工 单价 SS 28.9 | 1.46 | 1.28 | 10.75 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 > x 
技工 134 元 / 工 日 ， 高 级 技工 小 未 计价 材料 费 5 42. 15 


201 元 / 工 晶 
A NE 84. 54 
暂 估 | 暂 估 


= 和 
Nan 名 称 、 规 格 、 型 号 ~ 单位 | 数量 车 人 单价 | 合 价 



























































材 | | | 
镀 锌 钢管 DN65 m 1.002 | 32.05 | 32.11 
明 | 给 水 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN65 个 | 0.526 | 19.08 | 10.04 
1 其 他 材料 费 L416 





材料 费 小 计 43. 65 





















































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 














[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 3 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001001002 | ”项 目 名 称 镀 锌 钢管 彰 位 m ”| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 和 亚 
人 工 费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 





接 ) 公称 直径 50mm 
以 内 
管道 消毒 冲洗 


10-11-141 100 0.01 
公称 直径 50mm 以 内 | 


给 排水 管道 室内 邱 
纹 连 
10-1-17 人 lom | 0.1 | 267.92 |13.11| 11.47 WD 1.31 | 1.15 | 9.95 


















































人 工 单价 27.35 | 1.37 | 1.15 | 10.16 
普 工 87. 1 元 / 工 日 ! 一 般 四 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 NS 价 材料 费 31.9 
201 元 / 工 日 滋 普 
1 Es 0 71.93 











终 合 单价 NS 
暂 估 | 暂 估 
~ 单价 | 合 价 
SB 名 称 、 规 格 、 型 号 1 单位 | 数量 = = 单价 | 合 价 
材 A 3 (元 ) | (元 ) 人 
镀 锌 

















(元 ) 
料 
费 管 DN50 m | 1.002 | 24.12 | 24.17 
明 给 水 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN50 个 | 0.661 | 11.7 | 7.73 
多 其 他 材料 怕 1.37 





材料 费 小 计 33. 27 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 























工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 4 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001001003 | ”项目 名 称 镀 锌 钢管 单位 m | 工程 量 | 1 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编导 定额 项 目 名 称 单位 
给 排水 管道 室 Ea 
内 镀 锌 钢管 (螺纹 


10-1-16 lom | 0.1 
连接 ) 公称 直径 


40mm 以 内 
管道 消毒 、 冲 洗 


10-11-140| 公 称 直 径 40mm| 100m | 0.01 


24.95 | 1.24 0.9 9.27 





0.53 0.04 0.2 
























































以 内 
人 工 单价 25.48 | 1.28 | 0.9 | 9.47 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 并 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 小 25. 27 
201 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 37. 88 
「 有 放 暂 估 | 暂 估 
Nmen. 规格 、 型 号 “六 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 
材 (元 ;| 元) i Ee 
(元 ) (元 ) 
料 
费 镀 锌 钢管 DN40 m 1.002 | 19.12 | 19.16 
明 | 给 水 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN40 个 |0.786 | 7.77 | 6.11 
其 他 材料 费 1.28 
材料 费 小 计 26. 55 





















































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 


长 10 


建筑 水 电工 程 施工 





预算 书 编制 案例 





综合 单价 分 析 表 


标 段 : 单项 工程 


第 5 页 共 43 页 






















































































项 目 编码 031001001005 | 项 目 名 称 镀 锌 钢管 A m | 工程 量 | 1 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 
编号 NA 单位 
给 排水 管道 室 
Me eed ed ET | 0 
连接 ) 公称 直径 
32mm 以 内 
管道 消毒 、 冲 洗 
10-11-139| 公 称 直径 32mm| 100m | 0.01 | 49.7 18.37 | 0.5 | 0.03 0.18 
以 内 
小 计 RA | 24.93 | 1.23 | 0.8 | 9.25 
普 工 / 流 站 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 和 未 计价 材料 漠 Wt 21.7 
201 元 / 工 日 
A 2 7. 91 
单价 | 合 价 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | ，、| “、| 单价 | 合 价 
村 Wo | | sy | ty 
料 
费 镀 锌 钢管 DN32 0.991 | 15.46 | 15.32 
明 | 给 水 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN32 个 |0.983 | 6.49 | 6.38 
多 其 他 材料 雪 123 
材料 费 小 计 22.93 


















































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 






































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 6 页 共 43 页 
项 目 编码 031001001004 | ”项 目 名 称 第 锌 钢管 2 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 材 
定额 项 目 名 称 数量 管理 费 管理 费 
号 位 王 I 
纺 单 人 工 费 .| 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利 泣 
给 排水 管道 室 从 
内 镀 锌 钢管 〈 螺 纹 6 
10-1-14 六 六 公称 家 和 色 lom | 0.1 RN 1.13 | 0.61 | 8.39 
25mm 以 内 
管道 消毒 、 冲 洗 
10-11-138| 公 称 直径 25mm| 100m | 0.01 0.46 | 0.02 0.17 
以 内 
人 工 单价 23.05 | 1.15 | 0.61 | 8.56 

















普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 小 党 时 
技工 134 元 / 工 日 高 级 技工 A 未 计价 材料 费 Wt 15. 97 














201 元 / 工 日 SS 
A 单项 目 综合 单价 ~ 49. 34 


% 暂 估 | 暂 估 

















人 A 
Ne 规格 、 型 号 单位 数量 | 半价 | 合 价 | 单价 | 合 
| | 元 | 优 
材 
料 镀 锌 钢管 DN25 m 0.991 | 11.82 | 11.71 
费 
明 人 个 1.14 | 3.73 | 4.25 
细 N25 
其 他 材料 费 1.15 
材料 费 小 计 一 17.11 















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O EE 于 








综合 单价 分 析 表 











工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 7 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006001 | 。 项目 名 称 亨 料 管 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 











定额 定额 
定额 项 目 名称 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机械 费 


和 
和 利润 屁 ats 和 利润 
室内 塑料 排水 管 
10 -1 -368|( 粘 接 ) 公称 外 径 | lom | 0.1 |284.98 |10.56| 10.64 三 ?8.5 | 1.06 | 1.06 | 10.63 


管理 费 管理 费 








160mm 以 内 


人 工 单价 小 计 等 28.5 | 1.06 | 1.06 | 10.63 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 采 y 

技工 134 元 / 工 日 :高 级 技工 导 费 47.08 

201 元 / 工 日 > ~ 



































单价 | 合 价 暂 估 | 暂 估 

主要 材料 名 格 、 冯 号 PE NS 数量 (元 ) | (元 ) 单价 | 合 价 

材 f 本 季 A (元 ) | (元 ) 
料 m 
个 





UPVC 沽 笠 排 水 管 de160 0.95 | 38.98 | 37.03 





明 室内 塑料 排水 管 粘 接 管 


， 0.595 | 16.89 | 10.05 
细 ”| 件 Del60 





其 他 材料 费 1.06 
材料 费 小 计 48. 14 



























































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 




















工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 8 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006002 | 项 目 名 称 亨 料 管 单位 m | 工程 量 | 1 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
室内 塑料 排水 管 


10 -1 -367|( 粘 接 ) 公称 外 径 | 10m 
110mm 以 内 


). 0.07 A .2 4 
人 工 单价 小 计 SS 20.21 | 0.91 | 0.01 | 7.47 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 采 y 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 导 费 30. 28 
201 元 / 工 日 > 


型 号 






















































UPVC 鹃 料 排水 管 del10 
费 7 本 
明 abies 个 1.156 | 8.98 | 10.38 
件 Dell0 
细 
其 他 材料 费 0.91 
材料 费 小 计 31. 19 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 。 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 


建筑 水 电工 程 施工 





预算 书 编制 案例 





综合 单价 分 析 表 













































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 9 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006003 | 项目 名 称 亨 料 管 单位 m | 工程 量 | 1 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 量 | 人 工 械 工 费 | 材 
费 oe 费 | 和 利润 人 料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 塑料 排水 管 
10 -1 -366|( 粘 接 ) 公称 外 径 10m 0.1| 181. 36 6. 81| 0.03 (R .14 | 0.58 6.71 
75mm 以 内 
人 工 单价 小 计 18.14 | 0.58 6.71 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 采 y 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 叶 费 15. 17 
201 元 / 工 日 > ~ 
清单 项 符 你 全 齐 价 40.6 
暂 估 | 暂 估 
会 
ng my NS 数量 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
-3 (元 ) (元 ) 六 
材 1 区 条 (元 ) | (元 ) 
料 Dn TI m 0.98 11.3 | 11.07 
A - 
明 wale te 个 0.885 | 4.63 | 4.1 
件 De75 
细 
其 他 材料 费 0.58 
材料 费 小 计 15.75 
























































注 ; 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 











工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 10 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006004 | ”项 目 名 称 亨 料 管 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 








室内 塑料 排水 管 
10-1-365|( 粘 接 )， 公 称 外 径 | 10m 
50mm 以 内 











人 工 单价 














普 工 87. 1 元 / 工 日 ! 一 般 


























技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 10. 27 
201 元 / 工 日 wy 
清单 项 符合 全 单价 站 29.11 
暂 估 | 暂 估 
办 
主要 材 拉 条 称 、 鸯 格 、 理 号 "D7 数 生 | 由 从 | 会 信 | 单价 | 合 从 
材 区 ~ - 地 | 元) | (元 ) 
料 
UPVCYSNf 徘 水 管 de50 m 1.012 | 7.6 | 7.69 
费 
明 室内 九 料 排水 管 粘 接 管件 De50 | 0.69 | 3.74 | 2.58 
本 其 他 材料 旨 0.31 
材料 费 小 计 10. 58 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 11 页 共 43 页 





项 目 编码 030901002001 | 项目 名 称 消火栓 钢管 a m | 工程 量 | 1 | 


单位 











清单 综合 单价 组 成 明细 





定额 定额 
编号 定额 项 目 名称 单位 








室内 做 铁 给 水 管 
(膨胀 水 泥 接口 ) 
10-1 -195| 公称 直径 100mm 


以 内 





管道 消毒 、 冲 洗 
10-11-144| 公 称 直 径 100mm| 100m 


以 内 

















人 工 单价 


普 工 87.1 元 / 工 日 ， 一 般 洲 成 
技工 134 元 / 工 日 ， 高 级 技 人 te 127.9 


201 元 / 工 日 又 
| Sa 
六 、 太 清单 项 目 综合 单价 ~ 162.74 












































单价 | 合 价 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 | 二 、| 一 、| 单价 | 合 价 
村 (元 ) | (元 ) es 
(元 ) (元 ) 
， 室内 承 插 铸 铁 给 水 管件 公称 直径 本 
证 100mm 以 内 ' 的 
细 承 插 铸 铁 给 水 管 DN150 m 0.99 | 129.19 | 127.9 
其 他 材料 费 1.62 
材料 费 小 计 129. 52 















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


[ 程 名 称 ， 室 内 给 排水 及 消防 标 段 ， 单 项 工程 第 12 页 共 43 页 
计量 | 
1 





项 目 编码 030901002001 | 项目 名 称 消火栓 钢管 m ”| 工程 量 


单位 











清单 综合 单价 组 成 明细 











定额 定额 

编导 定额 项 目 名 称 单位 
给 排水 管道 室 

10-1-20 内 键 镍 钢管 电 10m 


纹 连接 ) 公称 直 
径 100mm 以 内 





管道 消毒 、 冲 洗 
10-11-144| 公 称 直径 100mm| 100m 


以 内 

















27.37 | O73 0. 24 0.27 
人 工 单价 


] 3 8 3 | ‘192 
元 | 小 
普 工 87. 1 元 / 工 E 般 Ke 


技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 i 51.32 
201 元 / 工 日 
2 ) 效 
六 Ss 用 ”消音 项 目 综合 单价 洒 S 29.11 
暂 估 | 暂 估 


























单价 | 合 价 




















主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 可 二 单价 | 合 价 
材 | | x) | a 
: 给水 室内 角 冬 仙 管 强 六 管件 公称 直径 i 
家 100mm 以 内 " 四 
细 镀 锌 钢管 DN100 m 1.002 | 51.22 | 51.32 
其 他 材料 费 1.88 
材料 费 小 计 3:2 















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O EE 于 





综合 单价 分 析 表 




















工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 13 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 030901002001 | 项目 名 称 消火栓 钢管 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
编号 定额 项 目 名 称 单位 
给 排水 管道 室内 

10-1-18 生体 全 十， 居 这 l0m 


接 ) 公称 直径 
65mm 以 内 


管道 消毒 、 冲 洗 
10-11-142| 公 称 直径 65mm| 100m | 0.01 | 66. )N 24.37 | 0.66 0.1 0.24 


以 内 


人 工 单价 光 小 计 阐 28.9 | 1.46 | 1.28 | 10.75 


普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 


技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 i 32.11 
201 元 / 工 日 
2 ) 效 
六 、 J” 清 单项 目 综合 单 从 洒 S、 74.5 

































































间 人 | 合 从 | 贺信 | 暂 人 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 | ,-、| ,一 、| 单价 | 合 价 
材 (元 ) (元 ) a i 
(元 ) (元 ) 
TD 到 
家 65mm 以 内 " 
细 镀 锌 钢管 DN65 m 1.002 | 32.05 | 32.11 
其 他 材料 费 1.46 
材料 费 小 计 33.57 















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 


标 段 : 单项 工程 


第 14 页 共 43 页 




































































项 目 编码 031003001001 | ”项 目 名 称 螺纹 阀门 A 个 “| 工程 量 1 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 
编号 SA 单位 
对 夹 式 蝶阀 安装 
10-5-70| 公 称 直径 100mm| 个 1 
以 内 
人 工 单价 
普 工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 
201 元 / 工 日 
清单 项 对 你 从 180. 99 
暂 估 | 暂 估 
会 
入 二 t 格 、 弄 号 从 好 数量 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) J > 
于 7 纪 (元 ) | (元 ) 
烛 CR 手动 ; 公称 压力 
料 | PN (MHa)， 1; 公称 直径 DN (mm)， 
费 | 100， 型 号 ，D7IX - 10， 密 封面 材料 ， 橡 再 1 62.72 | 62.72 
明 | 胶 ， 连接 方式 ， 对 夹 趟 ， 阅 体 材质 ， 灰 
细 | 钛 铁 
其 他 材料 费 34.21 
材料 费 小 计 96. 93 


















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 























[ 程 名 称 ， 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 15 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006002 | ”项 目 名称 朗 纹 间 门 | 位 | 个 | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 | 械 SE 
费 机 横 费 | 和 利润 | 人工 烛 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 利润 
对 夹 式 蝶 间 安装 ~ 
10-5-68| 公 称 直径 65mm| 个 1 28.09 | 17.9 | 1.89 < 38. 09 17.9 1.89 10. 39 
以 内 





























人 工 单价 小 计 TF 28.09 | 17.9 | 1.89 | 10.39 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 RS 
技工 134 元 / 工 日 ， 高 级 技工 51.99 
201 元 / 工 晶 > 天 
Dr 0 110. 26 


























» x 暂 估 | 暂 估 
人 
次 格 、 型 号 NS 数量 人 全 价 | 单价 | 合 
将 (元 ) (元 ) 
一 (元 ) (ZL) 
村 > 手动 ， 公称 压力 光 
料 PN (MP&): 1.6; 公称 直径 DN (mm): 
费 |65， 型 号 ，D71X - 16， 密 封面 材料 ， 橡 人 1 51.99 | 51.99 
明 | 胶 ， 连 接 方式 ， 对 夹 式 ， 间 体 材质 ， 灰 
细 | 铸铁 
其 他 材料 费 17.9 
材料 费 小 计 69. 99 


















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 
































工程 名 称 ， 室内 给 排水 及 消防 标 段 :单项 工程 第 16 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006003 | ”项 目 名 称 螺纹 阀门 单位 个 “| 江 剖 撤 | 坟 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 

定额 项 目 名 称 数量 理 
编号 单位 人 工 费 | 料 材料 费 | 机 械 费 bs 
和 利润 

10-5-7 称 直径 65mm 以 内 不 1 36. 74 34.03 | 3.12 | 13.58 
人 工 单价 34.03 | 3.12 | 13.58 














普 工 87. 1 元/ 工 日 ; 一般 


技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 + 113. 19 
201 元 / 工 日 sx 
清单 项 目 ER : 200. 66 
> 区 暂 估 | 暂 估 
和 
主要 材料 名 洲 学 做 | 从 人 























村 3 LO 数量 | 元，| ( 吉 | 单价 | 合 从 
料 NS (元 ) (元 ) 
费 中 压铸 铁 浊 es 1.01 112.07 | 113. 19 
明 Ee 
细 SS 其 他 材料 费 “ 厂 34.06 

材料 费 小 计 147. 25 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 






























































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 17 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006004 | ”项 目 名 称 螺纹 阀门 单位 个 “| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 
编号 单位 人 工 费 | 料 
螺纹 阀门 安装 公 
10-5-4 称 直径 32mm 以 内 本 1 15. 13 
人 工 单价 小 计 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 
技工 134 元 / 的 #0 
201 元 / 工 日 < 
3 





295. 11 
这 特 估 四 估 
村 主要 材料 名 治 ， on 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
料 NS (元 ) | (元 ) 
由 碳 钢 法 J H -25CDN32 1.01 262. 85 | 265. 48 
. : 
f 7. 


细 NS 其 他 材料 费 
材料 费 小 计 272. 85 




































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 






























































[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 18 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006005 | 项目 名 称 螺纹 阀门 单位 个 “| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 A 械 | 
费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
螺纹 阔 门 安装 公 和 了 
10-5-3 | 区 直径 25mm 以 内 不 1 | 0.91 |5.24| 1.16 KN 5.24 | 1.16 | 4.39 
人 工 单价 小 计 11.91 | 5.24 | 1.16 | 4.39 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 车 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 未 计价 30.47 
201 元 / 工 日 
weed Z 53.17 
> 入 暂 估 | 暂 估 
合 
村 主要 材料 名 沪 ， tet Nant 单价 | 合 价 | 单价 | 合 从 
(元 ) (元 ) 之 
料 x ~ (元 ) | (元 ) 
费 灰 铸铁 刘 pT 16DN25 1.01 | 30.17 | 30.47 
明 Ce 
组 SS 其 他 材料 费 “上 5.24 
材料 费 小 计 35.71 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 















































[ 程 名 称 ; 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 19 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006006 | 项 目 名 称 各 纹 间 门 。 | 全 | 个 | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 A 械 SE 
费 机 横 费 | 和 利润 | 人工 烛 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 利润 
螺纹 闪 门 安装 公 和 
10=5=3 称 直径 25mm 以 内 本 1 11.91 | 5.24 | 1.16 CS 5.24 1.16 4.39 
人 工 单价 小 计 11. 91 5.24 1.16 4.39 





高 级 技工 201 元/ 工 日 ; 普 
工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 技工 + 31.34 





134 元 / 工 日 sx 
清单 项 目 综合 











we 54. 04 
> 闹 ] 暂 估 | 暂 估 
全 
材 it 单位 数量 | 半价 | 合 价 | 单价 | 合 价 








料 NS (元 ) (元 ) (元 ) (元 ) 
费 ER 2 1.01 | 31.03 | 31.34 
和 其 他 材料 费 。“ 丰 5.24 

材料 费 小 计 36. 58 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


329 


~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 






























































[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 20 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031001006007 | 项目 名 称 螺纹 阀门 单位 个 “| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 A 械 SE 
费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
螺纹 阀门 安装 公 发 
10-5-9 | 称 直 径 100mm| 个 1 |101.58 |51.16| 10.14 i 1.58 | 51.16 | 10.14 | 38.35 
以 内 
人 工 单价 小 计 TF 101.58 | 51.16 | 10.14 | 38.35 
高 级 技工 201 元 / 工 日 ; 普 水 > 
工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 技工 174. 13 
134 元 / 工 晶 > 本 
Dr 0 375. 36 
x 好 价 | 合 价 | 暂 值 | 暂 人 
材 主要 材料 旬 称 、 巾 格 、 型 号 NS 数 遇 | 二， CD 单价 | 合 
料 一 梯 & (元 ) | (元 ) 
网 RN H41H -16DN100 有 1.01 | 172.41 | 174. 13 
细 其 他 材料 费 51. 16 
材料 费 小 计 225. 29 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 

















上 程 名 称 ; 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 21 页 共 43 页 
项 目 编码 tpio10001 | 项 上 名 称 | 室内 消 久 答 | ww | 大 | 工程 了 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 | 定额 项 目 名 称 “| 下 额 | 数量 = 


编号 单位 人 工 费 





室内 消火栓 〈 暗 
9-1-81 | 装 ) 普通 公称 直径 | 套 1 |103.62 | 3.3 


2 和 利润 
hs 3.36 | 0.27 | 38.35 





















































65mm 以 内 单 栓 
人 工 单价 小 计 103.62 | 3.36 | 0.27 | 38.35 
普 工 87. 1 元/ 工 日 ; 一 般 有 下 ER 
pp 未 计 mun 560.38 
清单 NS 705. 98 
暂 估 | 暂 估 
2 
材 单价 | 会 价 | 单价 | 合 
(ZAC) (元 ) 本 oy 
料 5 (元 ) | (元 ) 
站 nen 65 三 套 1 | 560.38 | 560.38 
细 其 他 材料 费 3.36 
材料 费 小 计 563. 74 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 





























[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 22 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 030901013001 | ”项 目 名 称 灭火 器 单位 具 | 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 械 工 费 | 材 
费 . 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
9-1-99 | 灭火 器 手提 式 具 1 0.88 |0.07| 0.01 | 0.4 ~ 0.07 | 0.01 0.4 
.88 0.07 0.01 0.4 




















清单 项 目 综合 单价 





人 工 单价 | 小 计 
普 工 87. 1 元 / 工 日 | 未 计价 材料 费 SN 43. 18 














RS 昌 人 上 | tw | 和 舍 | 香 信 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 让 位 数量 | 、| “.、| 单价 | 合 价 
(元 ) (ZC) 
料 (元 ) | (元 ) 
> 1kg 确 酸 起 干粉 灭火 器 > 个 43.18 | 43.18 
bh 


材料 费 0.07 


组 
Nar Ss 13. 25 














一带 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 












































[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 23 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 030901012001 | ”项 目 名 称 | 消防 水 泵 接合 器 单位 套 | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 A 械 = 
费 和 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
消防 水 泵 接合 器 . es 
9=1=93 | 放下 式 DNi00 套 1 |117.99 h46.0 KR”™ 146.08 | 8.67 | 43.55 
人 工 单价 小 计 117.99 | 146.08 | 8.67 | 43.55 














普 工 87. 1 元 / 工 日 ;一 般 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 未 计价 740. 52 


201 元 / 工 日 sx 
清单 项 目 综合 1 x 1056. 81 
> 6 暂 估 | 暂 估 
全 
材 主要 材料 名 沪 . 单位 数量 | 半价 | 合 价 | 单价 | 合 价 


(元 ) (元 ) 




















料 (元 ) | (元 ) 
费 ye ES a 
地 下 消防 会 器 SQX100 1 |740.52 |740.52 
明 Ct 
细 NS 其 他 材料 费 “所 146. 08 
材料 费 小 计 886.6 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 

































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 24 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031002001001 | ”项 目 名 称 消防 管道 支架 单位 kg | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 A 械 | 
费 四 机 械 费 家 习 洒 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 二 
管道 支架 制作 音 本 
10 一 一 1 各 重量 5kg 以 内 100kg | 0.01 | 607. 19 |46.16| 201. 49 < 0.46 | 2.01 | 2.25 
人 工 单价 小 计 6.07 | 0.46 | 2.01 | 2.25 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 TF 
技工 134 元 / 工 日 高 级 技工 + 
201 元 / 工 日 sx 
a < 10.79 
3 暂 估 | 暂 估 
了 合 
村 主要 材料 名 沪 ， Woe | | 
料 (元 ) | (元 ) 
明 一 
细 省 其 他 材料 费 | 0.46 
材料 费 小 计 0.46 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
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2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 











长 10 
综合 单价 分 析 表 



























































[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 25 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031002001002 | ”项 目 名 称 管道 支架 朋克 kg “| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 A 械 SE 
费 和 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
管道 支架 制作 单 
10-11-1 件 重量 5kg 以 内 l00kg | 0.01 | 607. 19 |46.16| 201.49 < 0.46 | 2.01 | 2.25 
人 工 单价 小 计 6.07 | 0.46 | 2.01 | 2.25 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 
乒 工 134 玩 人 + 
201 元 / 工 日 WY 
a 








材 - 

(元 ) | (元 ) 中 
料 (元 ) | (元 ) 
费 
: | 


1.05 


10.79 
六 重信 | 条 信 
治 ， on 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 





其 他 材料 费 f 0. 46 
材料 费 小 计 0. 46 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 














工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 26 页 共 43 页 

计量 

项 目 编码 031002003001 | ”项 目 名 称 套 管 单位 不 了 | 工程 量 让 玉 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 

定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 

编号 单位 并 械 SE 
费 由 机 械 费 条 症 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 二 下 








一 般 钢 套 管制 作 ~ 
10 -11 -31| 安 装 介质 管道 公称 | 个 1 49.41 |21.18| 1.46 < 9.41 | 21.18 | 1.46 | 18.37 


直径 125mm 以 内 





























人 工 单价 小 计 TF 49.41 | 21.18 | 1.46 | 18.37 








普 工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 2 

技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 21.22 
201 元 / 工 日 > 

Dr 3 























, x 暂 估 | 暂 估 
材 L 格 、 型 号 NS 数量 0 a 单价 | 合 
料 梯 & (元 ) | (元 ) 
Pn 0.318 | 66.72 | 21.22 
细 其 他 材料 费 21.18 





材料 费 小 计 42.4 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 







































































[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 
计量 
项 目 编码 031002003002 | 项目 名 称 套 管 单位 不 | 工程 量 | 汪 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
呈报。 | 定 类 项 目 名 称 | 下 乱 | 数量 村 二 
编号 单位 人 工 费 | 料 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
费 和 利润 
一 般 钢 套 管制 作 
10 -11 -29| 安 装 介质 管道 公称 | 个 1 |26.63 |15.9 全 .63 | 15.9 | 1.13 | 9.99 
直径 80mm 以 内 
人 工 单价 小 计 26.63 | 15.9 | 1.13 | 9.99 
普 工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 or 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 17.55 
201 元 / 工 日 > 
清单 本 
x 暂 估 | 暂 估 
和 
材 主要 材料 受 称 、 鸯 格 、 型 号 全 数量 人 人 单价 | 合 
料 (元 ) | (元 ) 
费 NI 25 Pn 0.318 | 55.2 | 17.55 
明 
细 其 他 材料 费 15.9 
材料 费 小 计 33. 45 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 
































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 28 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031002003003 | ”项 目 名 称 套 管 单位 不 | 工程 量 | 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 
十 单位 人 工 费 | 料 | 机械 
费 和 利润 
一 般 钢 套 管制 作 
10 -11 -29| 安 装 介质 管道 公称 | 个 1 26.63 | 15.9 | 1.13 9.99 
直径 80mm 以 内 
9.99 

















人 工 单价 小 计 TF 








普 工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 2 

技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 17.55 
201 元 / 工 日 > 

Dr 3 




















» x 暂 估 | 暂 估 
材 L 格 、 型 号 NS 数量 人 人 单价 | 合 
料 梯 & (元 ) | (元 ) 
Pn 0.318 | 55.2 | 17.55 
细 其 他 材料 费 15.9 





材料 费 小 计 33.45 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 




















工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 29 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031002003004 | ”项 目 名 称 套 管 单位 个 “| 江 洗 梳 | 坟 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 理 
编号 单位 人 工 费 | 料 材料 费 | 机 械 费 
费 和 利润 
一 般 钢 套 管制 作 
10 -11 -27| 安 装 介质 管道 公称 | 个 1 14.95 | 6.08 6.08 | 0.87 | 5.59 
直径 50mm 以 内 






































人 工 单价 小 计 6.08 | 0.87 | 5.59 
普 工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 RS 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 9. 62 
201 元 / 工 日 > 
237.11 





Dr 

x ww | 暂 估 | 暂 个 
材 主要 材料 受 称 、 幅 格 、 型 号 全 量 | ,一 一 、| 单价 | 合 
料 KS ~ | 
费 a 0 Pn 0.318 | 30.25 | 9.62 


细 其 他 材料 费 6.08 
材料 费 小 计 15.7 







































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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~- 他- 


六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 






























































[ 程 名称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 :单项 工程 第 30 页 共 43 页 
给 、 排 水 附 ”| 计量 
031004014001 
项 目 编码 项 目 名 称 人 全 单位 | 个 “| 工程 生 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 | 械 SE 
费 a 机 械 费 | 和 利润 | 人 工 烛 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 利润 
、 ， | 地漏 安装 公称 直 | ~ 
10-6-91 径 8omm 以 内 10 个 | 0.1 |315.54 | 3.13 KR 0.31 11.67 
人 工 单价 小 计 31. 55 0.31 11.67 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 TF 
技工 134 元/ 工 日 ; 高 级 技工 未 计价 141.3 
201 元 / 工 日 sx 
ER 184. 82 
> 3 暂 估 | 暂 估 
合 
村 主要 材料 名 沪 . oe | | 单 从 | 人 从 
料 NS (元 ) (元 ) 
费 防 返 溢 Rr 1.01 | 139.9 | 141.3 
明 一 
细 其 他 材料 费 “上 0.31 
材料 费 小 计 141. 61 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 





















































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 31 页 共 43 页 
给 、 排 水 附 计量 
031004014002 1 
项 目 编码 项 目 名 称 ( 配 ) 件 单位 个 “| 工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 | 械 
费 . 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10.<6=90| 车 测 安装 公务 下 10 个 | 0.1 |163.19 |1.81 60 0.18 6.03 
| 径 50mm 以 内 P ” 
人 工 单价 小 计 16.32 | 0.18 6.03 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 
技工 134 元/ 工 日 人 + 69. 86 
201 元 / 工 日 < 
a 








92.39 
这 伯 信 | 斩 人 
人 
村 主要 材料 名 on 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 











(元 ) (ZC) > 
料 x ~ (元 ) | (元 ) 
费 防 返 Sa 1.01 | 69.17 | 69.86 
明 Ca 
细 BS 其 他 材料 费 “上 0.18 


材料 费 小 计 70.04 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 









































[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 32 页 共 43 页 
给 、 排 水 附 ”| 计量 
031004014003 1 
项 目 编码 项 目 名 称 ( 配 ) 件 单位 组 “| 工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 We 械 到 
费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
， 水 龙头 安装 公称 J 
10 -6-81 | 入 15mm 10 个 | 0.1 | 28.09 | 1.4 QS 0.14 1.04 
人 工 单价 小 计 2.81 | 0.14 1.04 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 NSE 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 未 计价 8.02 


201 元 / 工 日 








i 总 8.02 

> 入 暂 估 | 暂 估 
k 价 | 合 

村 主要 材料 名 洲 . tf Nant | 全 | 单 从 | 合 从 

料 | 

费 AR 1.01 | 7.94 | 8.02 

昌 NS 2 








其 他 材料 费 0.14 
材料 费 小 计 8.16 







































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 







































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 33 页 共 43 页 
给 、 排 水 附 ”| 计量 
031004014004 1 
项 目 编码 项 目 名 称 ( 配 ) 件 单位 个 “| 工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名称 数量 管理 费 
编号 单位 I 
人 工 费 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
排水 栓 安 装 公称 
10 -6-86| 直 径 50mm 以 内 带 | 10 组 | 0.1 | 192.35 24.45 不 
存 水 弯 
人 工 单价 小 计 24. 45 7.11 
普 工 87. 1 元 / 工 日 ; 一 般 2 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 15. 68 
201 元 / 工 日 > 
Dr 66. 48 
合 价 暂 估 | 暂 估 
材 主要 材料 锡 称 、 岗 格 、 型 号 i 量 | (元 | (元 | 单价 | 合 
料 ci 将 (元 ) (元 ) 
rN 广 套 1.01 | 15.52 | 15.68 
细 其 他 材料 费 24. 45 
材料 费 小 计 40. 13 



























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 

























































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 34 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031004006001 | ”项目 名 称 大 便器 单位 组 “| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 械 工 费 | 材 机 ; 
费 和 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利 泪 
大 便 槽 自动 冲洗 | 人 5 
10 -6=-69| 示 箱 安装 等 机 40L 10 套 | 0.1 | 502.5 |55.22 SS % | 5.52 18.58 
人 工 单价 小 计 50.25 | 5.52 18. 58 
普 工 87.1 元 / 工 日 一 般 NN 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 #0 178. 88 
201 元 / 工 日 sx 
清单 项 ws < 253. 23 
> 3 暂 估 | 暂 估 
合 
mit 下 i 单价 | 合 价 | 单价 | 合 从 
(元 ) (ZC) 
(元 ) (元 ) 
转换 接头 人 1.01 
村 a 1 |9.765 | 9.77 
料 大 便 档 合 动 冲洗 水 箱 托 架 40L 1 19.53 | 19.53 
费 低压 碳 钢 螺纹 连接 管件 DN15 1.01 | 4.66 | 4.71 
明 水 箱 进 水 龙头 DN15 1.01 | 14.09 | 14.23 
细 水 箱 自动 冲洗 间 DN40 1.01 | 86.3 | 87.16 
耐酸 塑料 管 DN50 么 各 15.47 | 34.03 
塑料 弯 头 45"DN50 2.02 4.68 9.45 
其 他 材料 费 5.52 
材料 费 小 计 184.4 









































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 


2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O EDD 于 


综合 单价 分 析 表 
























































普 工 87. 1 元 / 工 日 ! 一 般 


[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 35 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 03120100100 | 项 目 名 称 ”| 给 水 管道 刷 油 单位 m | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定 祯 | 定 类 项 目 名 称 | 站 规 | 数量 村 二 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机 械 费 材料 费 | 机 械 费 
费 和 利润 
管道 刷 油 银 粉 漆 
这 =2=2| lom2 | 0.1 | 19.9 |1.22 0.12 0.84 
第 一 遍 
12-2-23 管 让 刷 油 银 粉 当 lom2 | 0.1 | 19. 19 “ND 0.08 0.8 
增 一 遍 
人 工 单价 RS 0.2 1.64 


技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 
201 元 / 工 日 

















i 54. 04 
pr *- SS 是 和 | 二 证 | 各 入 | 用 人 
材 义 > 、 规 格 、 型 号 KR 数量 | ,元 | (元 ，| 单价 | 合 价 











料 (元 ) | (元 ) 
银 粉 漆 | kg 0.13 | 13.86 | 1.8 
细 其 他 材料 费 0.2 

材料 费 小 计 2 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 


























[ 程 名 称 ， 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 36 页 共 43 页 
消防 热 浸 镀 锌 | 计量 
031201001002 和 
项 目 编码 项 目 名 称 管道 刷 油 章 们 | 至 工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 天 二 械 王 
费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
管道 刷 油 调和 潜 | 。 ， _ _ 
12-2-8| » lomz | 0.1 | 21.36 | 0.25 8 4 | 0.03 0.88 
第 一 遍 


管道 刷 油 调和 漆 





























12-2-9 lom’ | 0.1 | 20.69 |0.25 .79 | 2.07 | 0.03 0.88 
增 一 遍 
人 工 单价 A 4.21 | 0.06 1.76 





普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 











技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 RS 2.22 
201 元 / 工 日 小 X 将 
Eh 

















党 项 x 8.23 
, 关 SS 单价 | 合 价 | 暂 信 | 暂 信 
材 村 材 料 和 名称、 规格、 型 号 AN 数量 | (二 | (元 | 单价 | 合 价 
料 和 ~ 1 本 | 元 | (元 
酚醛 底 漆 各 色 | kg 0.198 | 11.23 | 2.22 
细 其 他 材料 费 0.05 
材料 费 小 计 4 
























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O EDD 于 


综合 单价 分 析 表 


















































[ 程 名 称 ， 室 内 给 排水 及 消防 标 段 ， 单 项 工程 第 37 页 共 43 页 
消防 球 晶 铸 | 计量 
031201001003 1 
项 目 编码 项 目 名 称 。| 名 入 刷 油 | 单位 | "| 工程 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
下 括 | 定 类 项 目 名 称 | 下 短 | 数量 村 二 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机 械 费 材料 费 | 机 械 费 
六 和 利润 
rd 动力 工具 除 铺 管 10m: | 0.1 23.84 | 6.03 0.6 1 
道 轻 儿 
做 铁 管 、 暖 气 片 | ， 
12-2-118| 刷 油 防 锈 漆 一 这 10m: Ql 28.18 | 0. NS 1.98 | 2.82 0.09 1.2 
_。_ | 适 铁 管 、 暖气 片 | ， WY Ne | 
12-2-12 刷 油 热 沥青 第 一 人 10m 0.1 92、 有 38.75 | 9.27 12.02 3.88 
| 链 铁 管 、 上 暖气 片 | ， NR x . 
12 2 一 125| 司 油 热源 青 增 一 这 3 .27 |54.55 交 4. 43 5.46 1.84 

















人 工 单价 去 分 小 计 we 18.9 | 18.17 7.92 
普 工 87.1 元 / 工 昌 < RN 
技工 134 元 / 工 SN 三 0.99 
201 元 / 工 日 公 


























清单 项 目 综合 单价 45. 97 
加 网 单价 | 合 价 暂 估 | 暂 估 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 二 一 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) = ee 
料 (元 ) | (元 ) 
y 酚醛 防 锈 漆 kg 0.105 | 9.47 | 0.99 
上 
细 其 他 材料 费 | 地 玉 | :一 
材料 费 小 计 一 |19.16 












































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 





























工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 38 页 共 43 页 
消防 球墨 铸铁 | 计量 
031208002001 1 
项 目 编码 项 目 名 称 管道 绝热 单位 m ”| 工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 
编号 RE 单位 
。 | 防潮 层 、 保 护 层 | ， 
12 -4- 380| 安 装 下 现世 布 管道 | 10m2 
人 工 单价 

















普 工 87. 1 元 / 工 日 ! 一 般 
技工 134 元 / 工 日 ; 高 级 技工 
201 元 / 工 日 














i < 8.09 

> 鲍 暂 估 | 暂 估 
合 

材 it 单位 sn 由 和 单价 | 合 价 
(元 ) | (元 ) 

料 sz (元 ) | (元 ) 

费 RE 1.4 | 2.24 | 3.14 








其 他 材料 费 / 0.02 
材料 费 小 计 3.16 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 10 
综合 单价 分 析 表 

















[ 程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 39 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031201003001 | 项 目 名 称 | 金属 结构 剧 油 | 单位 | kg | 工程 量 | 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 理 理 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机械 费 | 管理 要 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 生理 要 








页 和 利润 和 利润 
金属 结构 剧 油 一 ek 3 
结 19. .56 全 





12 -2-50| 般 钢 结构 红 丹 防 锈 | 100kg | 0.01 8.39 | 0.19 | 0.01 0.05 0.08 


12 -2-49 | 般 钢 结构 红 丹 防 锈 | 100kg | 0.01 | 19.53 |0.07 | 4.56 |A8 0.2 0.05 | 0.09 
金属 结构 剧 油 一 KF 
.7 Rs 























人 工 单价 


小 计 














漆 增 一 遍 
we 0.39 | 0.01 0.1 0.17 
普 工 87.1 元 / 工 日 ; 一 般 oe 

















粥 
技工 134 元 / 工 日 ;高 级 技工 未 计价 材料 0.27 
201 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 和 用 0.95 





-一 














单价 | 合 价 暂 估 | 暂 估 
村 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 机 如 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) 
料 (元 ) | (元 ) 
醇 酸 防 锈 江 kg 0.0211 | 12.9 | 0.27 
好 
细 其 他 材料 费 0.01 
材料 费 小 计 0.28 


















































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 







































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 40 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031301017001 | ”项 目 名 称 脚手架 搭 拆 单位 项 | 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 械 工 费 | 材 
费 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
-7-HA] 脚手架 搭 拆 费 00 工 日 1. 4647| 127.71 ps.0| 69.9 AN 102.4 
人 工 单价 小 计 7.06 | 414. 62 102.4 
普 工 87.1 元 / 工 日 未 计价 材料 委 SN 
清单 项 目 综合 单价 车 704. 08 
材 RO 单价 | 合 价 暂 估 | 暂 估 
g 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 | 、| “.、| 单价 | 合 价 
料 (Az) (元 ) 三 a 
费 Es (元 ) | (元 ) 
明 周转 性 材料 费 〈 占 人 工 费 ) NS 元 1 414. 63 
多 叶 费 小 计 Xe 414. 63 


久 





一 





A 


2 

































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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长 1O ETREEEES 





综合 单价 分 析 表 

































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 41 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031301017002 | ”项目 名 称 脚手架 搭 拆 单位 项 | 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 理 理 
编号 单位 人 工 费 | 料 | 机 械 费 a 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 abe 
费 和 利润 
10-13-HAl| 脚手架 搭 拆 费 00 工 日 0.149 | 127.71 到 10. 42 
人 工 单价 小 计 10. 42 
普 工 87. 1 元/ 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 71.63 
RO 从 | tw | 香 全 和 甸 人 
料 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 | ,-、| ,一 、| 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) 甸 a 
费 i (元 ) (元 ) 
明 周转 性 材料 费 〈 占 人 工 费 ) NS 元 1 42. 18 
细 Sp 










































































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


综合 单价 分 析 表 



































































































































工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 单项 工程 第 42 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031301017003 | ”项 目 名 称 脚手架 搭 拆 单位 项 | 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 bd SE 
人 工 费 | 料 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
12-14-HAI es Fjoo THlo. osez| 178. 79 |396.: 6.47 
人 工 单价 | 小 计 6.47 
普 工 87.1 元 / 工 日 | 未 计价 材料 
清单 项 目 综合 单价 RS 2 
暂 估 | 暂 估 
时 1 
， 主要 材料 名 称 、 规 格 、 理 时 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
(元 ) (元 ) - 
费 a (元 ) (元 ) 
明 周转 性 材料 费 占 区 1 26. 22 
久 、 材料 费 小 计 26.22 
注 ，1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 


2. 
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招标 文件 提供 了 和 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 


长 10 
综合 单价 分 析 表 

































































[ 程 名 称 ， 室 内 给 排水 及 消防 标 段 ， 单项 工程 第 43 页 共 43 页 
计量 
项 目 编码 031301017004 | ”项 目 名 称 脚手架 搭 拆 单位 项 “| 工程 量 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
定额 定额 
定额 项 目 名 称 数量 材 管理 费 管理 费 
编号 单位 | 械 SE 
费 站 机 械 费 | 和 利 油 | 人 工 费 | 材料 费 | 机械 棉 | 和 条 
热 工 R 后 
12-14-HA2 > T 程 脚手架 00 工 日 0.0232| 255. 41 666.15| 13% 1355 3.24 
人 工 单价 | 小 计 13.13 3.24 
普 工 87.1 元 / 工 日 | 未 计价 材料 
清单 项 目 综合 单价 RS 22. 2 
暂 估 | 暂 个 
时 4 
主要 材料 名 称 、 型 | 
| (元 ) (ZC) (元 ) (元 ) 
费 元 元 
明 周转 性 材料 费 〈 占 1 13. 13 
多 本 13.13 











NE 






























































注 : 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 编号 、 名 称 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 :学 生 宿 舍 楼 第 1 页 共 1 页 
调整 后 





费 率 | 金额 | 调整 费 

















序 码 计算 基 注 
号 | ”项 目 纺 项 目 名 称 | 计算 基础 | (%) | (元 | 率 (96)| 全 要 | 各 
(元 ) 
分 部 分 项 安全 
1 031302001001 安全 文明 施 | 文明 施工 费 十 单 1663. 26 
有 工 费 价 措施 安全 文明 “y 
施工 费 座 
3 其 他 措施 费 Na 
( 费 率 类 ) 
Wo 分 部 分 项 其 上 
2.1 | 031302002001 江 措施 费 十 25 198. 86 
施 其 他 
项 其 他 





2.2 | 031302004001 = 5Q Nf 397. 71 
效 其 他 措施 费 2 


































































,施工 增 | 分 部 分 项 起 
2.3 | 03130200500 所 ” | 措施 费 十 和 25 198. 86 
7 施 其 
DN 其 他 〈 费 率 
: i 
合 计 2458. 69 
编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 (造价 工程 师 ); 


注 : 1.“ 计 算 基 础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ”“ 定 额 人 工 费 ”“ 定 额 人 工 费 十 定额 机 械 
费 ”， 其 他 项 目 可 为 “定额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ”。 
2. 按 施 工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ” 的 数值 ， 也 可 只 填 “ 金 额 ”数值 
但 应 在 备注 栏 说 明 施 工 方案 出 处 或 计算 方法 。 
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长 1O EE 于 





其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 




















工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 人 结算 金额 (元 ) 备 注 
1 暂 列 金额 0 明细 详 见 暂 列 金额 明细 表 
2 暂 估 价 0 
i 明细 详 见 材料 (工程 设 
名 材料 (工程 设备 ) 暂 估价 御 估 单价 及 调整 表 
详 见 专业 工程 暂 估价 
2.2 | 专业 工 
专业 工程 暂 估价 0 Cm 
3 | 计 日 工 0 ES 明细 详 见 计 日 工 表 





明细 详 见 总 计 
4 总 承包 服务 费 明细 详 见 总 承包 服务 费 计 











| ”| 
Rr 























三 三 
























































合 计 0 一 


注 : 材料 工程 设备 ) 暂 估价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


暂 列 金 额 明细 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 学 生 宿 舍 楼 第 1 页 共 1 页 


序 号 项 目 名 称 计量 单位 暂 定 金额 (元 ) :3 

























































































合 计 一 

















注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 “ 暂 定金 额 ” 总 额 ,投标 人 应 将 上 述 暂 列 金 额 计 和 人 
投标 总 价 中 。 


356 


长 1O ETREEEES 





材料 〈 工 程 设备 ) 暂 佑 单价 及 调整 表 








工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 ， 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
差 
二 | 村 科 (工程 刘备 | ， 数量 暂 估 (元 ) | 确认 (元 ) 
名 称 、 规 格 、 备注 
号 单位 单 
Ee 暂 售 | 确认 “| 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 | 价 | 合 从 





























NS 































































































合计 
注 : 此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单 价 ”， 并 在 备注 栏 说 明 暂 估价 的 材料 、 工 程 设备 拟 用 在 哪些 清单 项 目 
上 ， 投标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设 备 暂 估 单价 计 人 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 


序号 工程 名 称 


标 段 ， 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
工程 内 容 徊 信和 会 玫 招 其 全 类 a 备注 
(元 ) (元 ) (元 ) 




















Re 











。 
NT 


~ 


























Ne! 






































合 i 

















注 : 此 表 “ 暂 估 人 金额” 由 
定 结算 金额 填写 。 
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招标 人 填写 , 投标 人 应 将 “和 暂 估 人 金额 ” 计 入 投标 总 价 中 。 结 算 时 按 合同 约 





长 1O ETREEEEE 





计 日 工 表 














工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 : 学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
编号 项 目 名 称 单位 | 暂 定 数量 | 实际 数量 de ade 
(元 ) 暂 定 实际 
一 人 工 
1 
人 工 小 计 
各 材料 














1 
材料 小 计 $F 

三 施工 机 械 和 F 

， 


四 、 企 业 管理 费 和 利润 



































全 



























































总 计 

注 : 此 表 “ 项 目 名 称 ”“ 暂 定数 量 ” 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ， 单 价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规 

定 确定 ; 投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定数 量 计算 合 价 计 和 人 投标 总 价 中 。 结算 时 ， 按 
发 承包 双方 确认 的 实际 数量 计算 合 价 。 
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六 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


总 承包 服务 费 计价 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 


标 段 :学 生 宿 舍 楼 


第 1 页 共 1 页 





序号 


项 目 名 称 


项 目 价值 (元 ) 


服务 内 容 | 计算 基础 


费 率 (%) 


金额 (元 ) 



































;2 
a 











~ 





Ry 
N3 
> 





千 





一 


RN 








SS 









































合 计 




















注 : 此 表 “ 项 目 名 称 ”“ 服 务 内 容 ” 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ， 费 率 及 金额 由 招标 人 按 有 关 
计价 规定 确定 ;投标 时 ， 费 率 及 金额 由 投标 人 自主 报价 ， 计 和 人 投标 总 价 中 。 
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长 1O EE 于 





规 费 、 税 金 项 目 计 价 表 














工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 标 段 :学 生 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 基数 i 金额 (元 ) 
1 
1 规 费 定额 规 费 十 工程 排污 费 十 其 他 2143. 68 2143. 68 
1.1 | 定额 规 费 分 部 分 项 规 费 十 单价 措施 规 费 2143. 68 2143. 68 
1.2 | 工程 排污 费 





1.3 | 其 他 


2 增值 税 不 含 税 工程 造价 合计 Et 11 6882. 24 













































































vp 


计 9025. 92 

















编制 人 (造价 人 员 ): 复核 人 (造价 工程 师 ): 
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建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


主要 材料 价格 表 


工程 名 称 : 室内 给 排水 及 消防 


第 1 页 共 1 页 

























































































规格 、 型 号 等 
序号 | 材料 编码 材料 名 称 单位 数量 单价 | 合 价 
特殊 要 求 
周转 性 材料 费 ( 占 人 
1 QTCLF1 元 | 496.153281 1 496. 15 
工 费 ) 
2 | 03070151@1 铜 水 龙头 DN15 个 114.13 7.94 | 906.19 
3 | 03070301@1 防 返 溢 地 漏 DN75 个 1.11 139.9 | 1554.29 
4 | 03071707@1 | 水箱 自动 冲洗 阀 DN40 12.12 86.3 | 1045.96 
5 | 17030103@1 | 镀 锌 钢管 DN65 24.31854 | 32.05 | 779.41 
6 |17030103@4 镀 锌 钢管 DN32 NN m 40.55172 | 15.46 | 626.93 
7 |17030103@5 镀 锌 钢管 DN25 m 74.26554 | 11.82 | 877.82 
8 | 17030103@8 | 。” 镀 锌 钢管 D) 请 多 m 132.03354 | 51.22 | 6762.76 
9 | 17110103@1 承 插 铸 铁 给 水 管 m 18.4734 |129.19 | 2386.58 
10 | 17250265@1 | ”耐酸 塑料 管 DN50 狼 26.4 15.47 | 408.41 
11 |17250299@1 | UPVC Rr del60 Wa m 28. 823 38. 98 | 1123.52 
12 | 17250299@2 PXYGS 蛆 灯 排 水 管 | dell0 m 39. 178 20.95 | 820.78 
13 | 17250299@3 C 塑料 排水 管 过 几 m 87.22 11.3 | 985.59 
14 NA phe tdi palid 个 47.67344 | 8.98 | 428.11 
管件 
15 | 19000316@2 碳 钢 法 兰 截止 闪 J41H -25CDN32 党 6.06 262.85 | 1592.87 
16 | 19000316@3 灰 铸 铁 法 兰 截 止 间 J41T -16DN25 个 12.12 30.17 | 365.66 
传动 方式 : 手动 ; 公 
称 压力 PN (MPa): 1 
公称 直径 DN (mm): 
17 | 19070111@1 对 夹 式 蝶阀 100; 型 号 ，D7IX -| 个 8 62.72 | 501.76 
10; 密封 面 材料 : 橡 
胶 ; 连接 方式 ， 对 夹 
式 ; 痿 体 材 质 ， 灰 铸铁 
lkg 磷酸 盐 干 粉 灭 
18 | 23010101@1 ABC 从 24 43. 18 | 1036.32 
火器 
19 | 23030121@1 室内 消火栓 DN65 套 LE 560.38 | 7284. 94 
20 | 23050101@1 地 下 消防 水 泵 接合 器 | SQX100 套 2 740.52 | 1481.04 
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以 某 办 公 大 楼 电气 照明 工程 为 例 ， 介 绍 广 联 达 算 量 与 计价 软件 的 学 习 。 通 过 本 次 任务 
学 习 ， 掌 握 以 下 内 容 。 

了 解 软件 算 量 的 原理 和 特点 ; 软件 算 量 的 流程 。 

掌握 软件 算 量 基础 功能 ; 能 独立 操作 软件 ,完成 工程 计量 与 计价 。 


ITTTTCEEN 


11 





教学 目标 
本 部 分 主要 介绍 广 联 达 BIM 安装 计 EN 软件 算 量 的 原理 和 特点 ; 软件 算 量 的 
流程 。 


算 量 基础 功能 学 习 ; ee ， 达 到 以 下 
中 了 解 软件 算 量 的 基 pe pr 程 。 


@ 掌握 软件 算 量 基 用 ; 能 独立 操作 热 富 ,完成 工程 计量 与 计价 。 














能 力 要 求 相关 知识 


轴线 定位 ，CAD 图 的 导入 ， 掌握 轴线 定位 方法 ，CAD 图 
算 量 流程 、 计 价 ， 软 件 的 | 的 导入 ; 掌握 算 量 的 流程 ; 热 
操作 种 软件 ， 能 独立 操作 软件 












1. 熟悉 安装 工程 量 计算 规则 ; 
2. 熟悉 GB 50500 一 2013 
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11 1 “安装 算 量 软件 基础 理论 


者 广 联 达 BIM 安装 计量 GQI2018 软件 算 量 的 原理 和 特点 


1. 对 比 手工 算 量 和 软件 算 量 原理 
手工 算 量 流程 (包括 设备 、 管 道 ) 为 : 审阅 图 纸 一 梳理 一 四 统计 设备 数量 ; 
加 测量 管道 长 度 一 Excel 统计 汇总 。 全 
软件 算 量 流程 (包括 设备 、 管 道 ) 为 : 审阅 图 纪 SN 
We SN 
手工 算 量 的 流程 ， 通 过 比例 尺 和 计算 器 计算 Se 


软件 通过 有 CAD 图 纸 的 情况 下 导入 了 
式 进行 快速 算 量 和 呈现 工程 量 。 SC 

所 以 不 管 是 手工 算 量 还 是 软 人 都 是 一 样 的 。 

但 由 于 安装 算 量 平时 都 号 j 尽 来 计算 管道 长 a 差 肯 定 是 有 的 ， 每 个 人 的 
工程 量 都 有 可 能 是 不 作 算 量 是 统一 设置 ij 进行 计算 ， 准 确 性 相对 手工 算 
量 较 高 ， 而 且 工程 nen 件 算 量 效率 高 。 所 以 作为 造价 从 业 
人 员 来 讲 ， mtn 的 技能 势 在 内 和 2 


量 结果 的 因素 


+ Tm 
影响 安装 算 坚 结果 的 因素 如 图 11. 1 所 示 。 


规则 区- 规格 


图 11.1 影响 安装 算 量 结果 的 因素 








一 识别 设备 、 管 道 一 自动 










，Excel 表格 进行 统计 。 
误 别 数量 一 识别 长 度 一 自动 统计 报表 等 方 






3. 对 算 量 人 员 的 要 求 

清楚 影响 计算 结果 的 因素 及 算 量 的 难点 之 后 ， 便 可 以 提出 对 算 量 人 员 的 能 力 要 求 ， 如 
图 11. 2 所 示 。 

4. 软件 算 量 的 实质 (图 11.3) 

广 联 达 BIM 安装 计量 GQI2018 是 针对 民用 建筑 工程 中 安装 专业 所 研发 的 一 款 工程 量 
计算 软件 ， 可 一 键 导入 多 种 模型 (BIM、 天 正 CAD、CAD、PDF)， 集 成 CAD 图 算 量 、 
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把 1 1 广 联 达 BIM 安 装 计量 6912018 





PDF 图 纸 算 量 、 天 正 实体 算 量 、 表 格 算 量 、 描 图 算 量 等 多 种 算 量 模式 ， 通 过 设备 一 键 全 楼 
统计 、 管 线 一 键 全 楼 计算 等 。 









计算 规则 调整 
















图 11. 2 对 算 量 人 员 的 能 力 要求 图 软件 算 量 的 实质 
ED 一 联 达 BIM 安装 计量 GQI2018 on 


章程 如 图 11. 4 所 示 。 


对 算 量 人 员 的 能 力 要 求 








在 进行 实际 工程 的 绘制 和 计算 时 ， 软 件 的 基 名 








ww 
站 半 量 GQl2018 
奖 





固 工程 星 汇总 | 证 流 


图 11.4 基本 操作 流程 


11. 2 节 也 将 采用 这 种 顺序 ， 通 过 X X 办 公 楼 来 介绍 软件 的 使 用 。 

“绘图 输入 ”部 分 ， 通 过 CAD 识别 建 模 算 量 是 软件 主要 的 算 量 方式 ， 一 般 按照 下 列 顺 
序 进 行 : 识别 图 纸 一 建立 构件 一 产生 图 元 一 查 量 。 

对 于 电气 专业 ,要 把 握 3 个 识别 原则 。 

名 先 个 数 ， 后 长 度 ; 

四 先 复 杂 ， 后 简单 〈 同 类 型 规格 ); 

@ 先 标识 型 构件 ， 后 图 例 型 构件 〈 标 识 指 两 个 CAD 块 组 成 的 图 元 ， 图 例 指 一 个 CAD 
块 组 成 的 图 元 ) 。 

“ 先 个 数 ， 后 长 度 ” 是 因为 如 果 不 识别 线路 的 起 点 配 电 柜 和 终点 的 开关 、 插 座 、 灯 具 
等 ， 就 找 不 到 线路 的 起 点 和 终点 ， 线 路 就 识别 不 完整 。 

“ 先 复杂 ， 后 简单 ; 先 标 识 型 构件 ， 后 图 例 型 构件 ”是 因为 如 果 先 简单 或 先 图 例 识 别 ， 
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就 会 把 复杂 图 元 中 的 部 分 CAD 块 提取 出 来 ， 影响 CAD 识别 的 准确 性 。 
下 面 将 通过 X X 办 公 楼 CAD 识别 方式 的 计算 来 演示 软件 的 使 用 。 


11.2 基础 功能 学 习 


本 部 分 以 X XxX 办 公 楼 为 例 介绍 软件 的 操作 应 用 ， 本 工程 所 用 GQI2018 版 本 号 
为 7.1.0.2520。 


Wu 殉 坊 加 新 建 工程 


1. 任务 说 明 EN 
建立 工程 。 人 
2. 任务 分 析 > < 

了 解 要 计算 的 安装 专业 是 什么 专 < 

3. 任务 实施 KK a 
G) 启动 软件 新 建 工 程 界 > 狼 

了 解 到 各 的 基本 村 次 居 动 软件 ， = LE ， 进 入 如 图 11. 5 所 示 的 新 建 


工程 界面 。 







【新 建 工程 】 


图 11.5 新 建 工 程 界面 


名 工程 名 称 : 按 工 程 图 纸 名 称 输入 ,保存 时 会 作为 默认 的 文件 名 。 

本 工程 名 称 输入 为 “X X 办 公 楼 ”。 

回 工程 专业 : 软件 默认 为 全 部 专业 ,包括 给 排水 、 电 气 、 采 暖 燃气 、 消 防 、 通 风 空 
调 、 智 控 弱 电 等 不 同安 装 专业 。 本 工程 以 “电气 ”专业 为 例 讲解 软件 的 使 用 方法 。 
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@ 计算 规则 : 包括 工程 量 清单 项 目 设置 规则 (2008) 和 工程 量 清单 项 目 设 置 规则 
(2013) 两 种 选择 ， 选 择 好 计算 规则 后 ， 软 件 会 采用 选 定 的 规则 进行 计算 。 

、 青 单 项 目 设 置 规则 (2013)” 为 例 。 

@ 清单 库 和 定额 库 选 择 : 2013 清单 规则 对 应 2013 清单 库 ， 定 额 库 每 个 地 区 不 同 ， 这 
里 不 再 对 地 区 特性 进行 讲解 

引 算 量 模式 : 分 为 快速 出 量 与 BIM 算 量 模式 两 种 ， 区 别 在 于 快速 出 量 模式 中 没有 

回国 BIM 相关 导入 应 用 等 功能 ,界面 清晰 简单 ，BIM 算 量 模式 功能 相对 全 面 。 
习 本 工程 暂时 按 默 认 设置 ， 即 BIM 算 量 模式 进行 设置 。 

bne (2) 单 击 “ 创 建 工程 "， 进 入 算 量 主 界面 
【 算 量 主 界面 】 完成 新 建 工 程 ， 算 量 主 界面 功能 分 区 如 图 11. 6 所 示 。 



























图 11.6 算 量 主 界面 功能 分 区 
工程 设置 


1. 工程 设置 

(1) 任务 说 明 

根据 图 纸 信息 完成 工程 

(2) 任务 分 析 

根据 图 纸 设计 说 明 . 可知 本 工程 地 上 7 层 , 没有 地 下 室 

(3) 任务 实施 

在 工程 设置 区 域 打开 工程 信息 界面 ， 录 入 相关 工程 信息 ,完成 工程 信息 录入 ， 如 图 11.7 
所 示 。 

2. 楼 层 设置 

(1) 任务 说 明 

根据 图 纸 进行 楼 层 的 建立 。 


信息 填写 
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EE Te A sz， a 








» 
二 格 回 
RS 【工程 信息 录入 】 


图 11.7 工程 信息 录入 


(2) 任务 分 析 

如 何 判断 楼 层 的 层 高 和 各 层 标高 ， 这 里 A 

@ 通过 设计 说 明 的 工程 概况 。 RN 

加 通过 各 层 平面 图 标高 判断 。 

@@ 根据 系统 图 查看 (给 排水 SS 
人 pon 没有 地 下 室 。 

(3) 任务 实施 RK 

re 县 设置 界面 ， 根 据 进行 楼 层 的 建立 ， 如 图 11. 8 所 示 。 


Bi 四 一 ee ee 
[= www， 3 户 we waa $C 
mm mi C z 
B - 下 sos cuemne , 
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图 11.8 楼 层 设置 


建立 楼 层 操作 方式 如 下 。 【楼 层 设置 】 
@ 单 击 首 层 插入 楼 层 是 往 地 上 插入 楼 层 ， 单 击 基础 层 插入 楼 层 是 往 地 下 插入 楼 层 。 
@ 楼 层 表 中 只 有 首 层 底 标高 可 以 修改 ， 其 他 楼 层 的 底 标高 需 通 过 修改 层 高 的 方式 修改 。 

(4) 任务 结果 

各 层 建立 后 ， 输 入 的 结果 如 图 11. 9 所 示 。 


























如 折 和 WB > 3S | 园 上 所 团 下 





计生。 六 肥 。。 仿 后 各 后 二 mn， 产 5 二 mm) IEX [asemz 广 
口 7 吕 ) 层 33 198 1 120 

Os 丘 6 时 33 165 1 120 

Os 复 5 层 33 132 1 120 

口 4 血 寺 33 99 1 120 

Ds 粤 3 居 33 65 1 120 

口 2 员 2 后 33 33 1 120 

1 面 居 33 0 1 120 

Oo 3 EE 1 500 | 


1 如 果 慰 忆 为 再 居 ， 则 标 忆 居 为 首 层 , 相 侣 于 性 的 俩 码 生 动 交 化 ， 基 世 屋 的 可 把 不 支 ; 
2. 可 下层 和 标 仁 层 不 能 设 痘 为 莉 层 ; 设置 苗 后 标志 后 ， 傍 屋 并 到 钼 动 变化 。 过 于 为 正 玖 的 为 地 上 层 , 人 要 社 屋 虹 加 六 0 ， ee 


图 11.9 建立 RR- 
说 明 : 
(1) 首 层 标记 : 在 楼 层 列表 中 的 “ 列 ， 可 以 选择 某 一 层 作为 首 层 。 勾 选 
， 该 层 作 为 首 层 ， 相 邻 楼 层 的 编码 负数 为 地 下 层 ， 正 数 为 地 上 层 ， 基 础 层 的 
作为 


Rn 不 可 改变 ， 基 础 层 和 标 首 层 。 
(2) 首 层 底 标高 是 指 首 层 标高 。 党 





3. 计算 设置 二 
如 工程 涉及 特 Rp i 时 ， 可 在 计算 设置 中 进行 调整 ， 如 
图 11. 10 所 示 。 





算 设 置 调整 内 容 ss 









【计算 设置 】 


图 11.10 计算 设置 
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1. 任务 说 明 

对 图 纸 进行 逐 层 分 割 ， 把 每 个 楼 层 的 图 纸 对 应 到 相应 的 楼 层 里 。 

2. 任务 分 析 

安装 工程 CAD 图 纸 识别 过 程 中 ， 图 元 是 进行 逐 层 识别 的 ,为 了 使 图 元 识别 得 更 准确 ， 
需要 对 图 纸 按 楼 层 进行 管理 。 

3. 任务 实施 

楼 层 建立 完毕 后 打开“ 图 纸 管理 ”界面 ， 下 面 就 要 进行 建 模 和 计算 部 分 的 操作 。 

首先 ， de 本 案例 直接 利用 J 网 ， 直 接 在 CAD 图 纸 
上 确定 定位 基准 点 ， 具体 操作 见 下 面 说 明 。 

人 11.11 所 示 。 


Oz， 在 导航 栏 中 展开 轴线 构件 ， 选 择 轴 网 构件 ， Ri 





【新 建 及 生成 轴 网 】 





图 11.11 新 建 轴 网 
”“ 左 进深 ”中 任意 插入 





@ 在 定义 界面 ， 在 “下 开间 一 个 常用 值 作为 轴 距 ， 形 成 正 交 
轴 网 ， 如 图 11. 12 所 示 。 
“， 完 成 轴 网 绘制 ， 如 图 11. 13 所 示 。 


@ 在 右上 角 关 掉 定 义 窗 口 ， 按 默认 插入 角度 0 
图 纸 管理 ”界面 ， 选择 添加 图 纸 ， 把 需要 识别 的 CAD 图 纸 导 入 软件 中 ， 如 





图 打开 “ 
图 11. 14 所 示 。 

回 导入 图 纸 后 ,会 看 到 电气 图 纸 中 有 设计 说 明 、 各 层 照明 平面 图 及 配 电 系 统 图 ， 因 
为 需要 分 层 对 CAD 进行 识别 ， 所 以 需要 把 每 层 平面 图 对 应 其 所 在 楼 层 。 


操作 : 这 里 我 们 选择 分 割 定位 图 纸 ， 按 下 列 状 态 提示 完成 分 割 图 纸 。 
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图 Ni. 12 ”建立 轴 网 








图 11. 13 生成 轴 网 
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ae 加 


a, 自动 分 割 。 在 管理 图 纸 qi 动 分 割 图 纸 ， 会 根据 图 纸 





四 图 、 设 计 说 二 等， 完成 图 纸 分 
割 ， 如 图 11. 15 所 示 A7 2 WX 
“A XT 





图 11.15 图 纸 自 动 分 割 


b. 手动 分 割 。 如 自动 分 割 不 能 准确 时 ,可 通过 手动 分 割 图 纸 。 拉 框 选择 二 层 
气 照明 平面 图 ， 右 击 确 认 ， 弹出 输入 图 纸 名 称 窗口 ， 选 择 图 纸 名 称 右 击 确 认 ， 
对 应 楼 层 一 第 2 层 确认 ， 完 成 分 制图 纸 操作 。 其 他 楼 层 也 用 相同 方式 完成 即 可 ， 
成 后 ， 如 图 11. 16 所 示 
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11.16 图 纸 手动 分 出 





回 拓 网 回 
Cn @) 对 应 楼 层 纸 管理 窗 JSG 每 张 拆 分 图 纸 均 可 这 
oF 次 把 各 层 平面 图 对 应 至 每 层 ， 完 成 竣 辣 对 应 ， 双 击 单 层 


- 面 图 ， 如 图 民 1F317 所 示 









【对 应 楼 层 】 并 显示 对 应 楼 层 





图 11. 17 对 应 楼 层 平面 图 


@ 定位 图 纸 。 为 模型 每 层 的 空间 纵向 位 置 吻合 ， 需 在 每 层 把 要 识别 的 图 纸 定 位 在 一 
个 相同 的 基准 点 上 。 在 CAD 图 通用 编辑 界面 ， 选择 “C 移动 "， 框 选 要 移动 CAD 图 ,三 
击 确认 选中 图 纸 ， 打开 对 象 捕 提交 点 ， 单 击 轴 线 及 中 轴线 右键 选中 交点 , 单 击 轴 网 相同 
完成 定位 。2 一 7 层 采 用 相同 方式 完成 图 纸 定位 ， 如 图 11. 18 所 示 。 





交点 位 置 ， 
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i 四 








下 Hr 
1. 任务 说 明 PS xT 
对 CAD 图 纸 进 投医 房 灾 理 及 入选 。 
2. 任务 分 析 “< 人 一 hy 
安装 CAD 识 别 过程 中 ， 管 线 标识 1 记 ， 为 使 图 元 识别 更 准确 、 查 看 图 纸 更 清晰 ， 
! 别 设备 时 要 把 和 设备 无 关 的 









如 何 只 显示 电气 设备 及 其 标识 或 只 显示 管线 及 管线 标识 ”如 何 恢 复 显 示 完 整 CAD 图 ? 
如 何 把 需 用 的 设备 构件 快速 建立 完成 ? 
中 只 显示 选中 CAD 图 元 所 在 图 层 (说 明 : 设计 人 员 制 图 时 ,是 把 同类 CAD 块 设置 
在 同一 图 层 下 绘制 的 ) 

: 在 CAD 图 层 窗 口 选择 显示 指定 F 如 图 11. 19 所 示 
2: 单 击 选 择 CAD 图 元 ， 右 击 确认 。 在 计算 设备 个 数 时 ,可 以 把 灯具 、 配 电 箱 
先 中 进行 提取 ， 如 图 11. 20 所 示 
完成 后 ， 图 中 所 有 CAD 块 都 被 隔离 出 来 ， 如 图 11. 21 所 示 。 
2) 重新 恢复 AD 图 (说明: 当做 完 设 备 后 ， 需 要 查看 完整 CAD 图 ， 进行 后 续 





云 ， 











操作 : 在 右 方 CAD 图 层 显 示 窗 口 匀 选 两 次 CAD 原始 图 层 ， 完 整 的 CAD 图 纸 就 会 重 
新 完全 显示 ， 如 图 11. 22 所 示 。 
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< 
[Sls 
【CAD 操作 设置 】 


图 11. 1 六 改 深 指定 图 层 





图 11.20 选择 CAD 图 元 


@ 材料 表 识 别 。 由 于 安装 图 纸 中 设备 多 种 多 样 、 更 新 换代 速度 快 且 不 同 图 纸 中 表示 


的 图 例 也 不 同 ， 
名 称 及 规格 在 识别 时 进 


所 以 识别 设 备 人 ` 数 时 ， 需 要 结合 图 纸 设计 说 明 中 材料 表 进 行 查看 ， 设 备 的 
这 里 我 们 可 以 通过 材料 表 的 识别 ， 把 需要 识别 的 设备 种 类 





和 规格 在 软件 中 建立 起 来 


操作 1 ， 


由 于 现在 我 们 只 能 看 到 照明 平面 图 ， 材料 表 在 设计 说 明 中 ,如 想 选 中 要 重新 





显示 全 部 图 纸 ， 左 边 列 表单 击 CAD 草图 ,然后 双击 电气 部 分 完整 图 纸 ， 就 可 以 重新 显示 


全 部 CAD 图 . 


如 图 11. 23 所 示 


-全 


-JI 
了 面 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 





图 11.23 显示 全 部 CAD 图 
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操作 2: 在 绘制 界面 ， 选 择 功能 材料 表 识 别 ， 如 图 11. 24 所 示 。 








【材料 表 识 别 】 





11.24 HEA 





操作 3 看 要 识别 内 容 〈 注 


果 作 3， 操 作 方法 按 下 方 状态 栏 提示 a A 选择 需 
左 刍 不 要 松 ) ， 右 击 确认 。 弹 出 识别 材料 图 11. 25 所 示 








图 11.25 材料 表 识 别 窗口 









操作 4: 对 应 校对 材料 表 信息 ， 对 多 余 行 和 列 进行 删除 ， 完 成 后 : “确定 ”， 弹 
出 上 没有 设置 属性 ， 生 成 构件 时 将 取 默 认 值 ， 是 否 单 击 “上 材料 表 








识别 。 完 成 后 ， 单 击 F2， 进入 定义 界面 ,在 左边 构件 窗口 中 可 以 看 到 根据 材料 表 建 立 
的 所 有 构件 。 在 后 面 提 取 完 CAD 块 进行 识别 时 ,就 可 以 对 应 相同 图 例 的 构件 进行 选择 ， 
如 图 11. 26 所 示 。 








1. 任务 说 明 5 
CAD 识别 是 把 GAD 陪 绽 中 的 CAD 块 和 0 线 通 过 识别 的 方式 转化 为 软件 中 的 图 
局 : 


元 进行 模型 计生 和 全 部 分 是 安装 算 rt 大 的 部 分 
2 2 
电气 专业 叫 有 有 3 部 分 需要 进行 计算 


@ 电气 设备 个 数 〈 识 别 方式 : 一 键 提 量 、 设 备 提 量 、 配 电 箱 识别 ) 

2 桥架 及 长 度 识别 (识别 桥架 、 设 iy 设备 连 管 ， 设置 起 点 、 选 择 起 点 、 
检查 回路 ; 系统 图 、 单 回路 、 多 回路 、 一 键 识别 ) 

识别 原则 ,参照 电气 专业 3 个 识别 原则 进行 识别 即 可 

3. 任务 实施 

(1) 电气 设备 识别 

名 设备 提 量 〈 提 示 : 本 图 纸 全 部 设备 都 可 按 设备 提 量 完成 ) 。 

操作 1: 重新 生成 分 配 图 纸 ， 把 图 纸 对 应 在 相应 楼 层 中 , 通过 只 
配 电 柜 加 天 标识 提 人 来 , 左边 构件 列表 中 选择 照明 灯具 ， 在 绘图 区 上 方 选 择 识 别 功 
能 : 图 例 识别 ， 状态 提示 完成 操作 ， 单 击 选择 图 例 和 文字 (可 选择 2 个 CAD 块 
组 成 的 图 元 ; 岂可 法 据 1 1 个 CAD 块 组 成 的 图 元 。 按 识别 顺序 优先 选择 2 个 CAD 块 组 成 的 
图 元 ) ， 右 击 确认 ， 弹 出 要 识别 的 构件 窗口 ， 对 应 图 例 进行 选择 识别 即 可 ， 如 图 11. 27 
所 示 。 

操作 2: 单 击 “ 确 认 ” 识 别 完成 后 会 提示 识别 个 数 ， 如 图 11. 28 所 示 。 















显示 指定 图 层 ， 把 














380 


扩 1 1 EECTE 








国民 
【设备 提 量 及 完成 】 








图 11.28 ”CAD 识别 一 一 设备 提 量 完成 
Q@ 一 键 提 量 。 
说 明 : 一 键 提 量 是 一 次 识别 图 纸 中 的 CAD 块 图 元 。 如 果 是 有 标识 的 CAD 块 图 元 ， 用 
一 键 识别 会 只 提取 其 中 的 CAD 块 .不 会 提取 CAD 块 附注 的 标识 。 如 果 遇 到 这 样 的 图 纸 会 
影响 识别 精度 。 


操作 1: 选择 绘图 区 上 方 一 键 提 量 功能 ， 如 图 11. 29 所 示 。 
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四国 








划一 一 一 一 于 





操作 2， 随即 弹出 构件 属性 定义 窗口 ， 


上 
Fs 
定 ”。 如 图 11. 30 所 示 ， 完 成 一 键 提 量 oR 


牛 进行 核对 后 删除 增 减 ， 单 击 “ 确 








图 11. 30 CAD 识别 一 一 构件 属性 定义 回 


(2) 配 电 箱 识别 【构件 属性 定义 】 
说 明 : 配 电 箱 识别 只 能 在 识别 配 电 柜 时 使 用 ,操作 方法 和 图 例 识 别 相 同 ， 单 击 选 择 CAD 
块 及 其 标识 ， 右 击 确认 。 可 以 一 次 性 识别 CAD 块 相同 ， 标 识 序号 按 顺序 排列 的 CAD 图 元 。 
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例如 ，CAD 图 都 是 配 电 箱 ， 标 识 为 AW2、AW3、AW4、AW5 此 类 配 电 箱 。 

操作 :左边 构件 列表 中 切换 到 配 电 箱 柜 , 绘图 区 上 方 选 择 自动 识别 功能 ， 如 图 11. 31 
所 示 。 单 击 选择 CAD 块 及 其 标识 ， 右 击 确认 ， 构 件 列表 中 就 会 自动 识别 出 CAD 块 相同 ， 
编号 按 顺 序 排 列 的 图 元 











Me co 
nm  s mui 
a a 
wu. 5 : a me 
ES aa 





or ee 
【 配 电 箱 识别 】、 








识别 配 电 箱 识别 
(3) 桥架 及 管线 识别 Ww 
0 WV A 
操作 1: 当 设 备 个 数 全 吐 视 别 人 ， 重 新 显 eA 图 纸 ， 左 边 构 件 列表 中 切换 
i 导管 选项 ， A 方 选择 识别 桥架 甸 能 、 按 下 方 状态 栏 提示 完成 操作 ， 如 
图 11. 32 所 示 SS) 


_ SE Cs 人 





图 11.32 CAD 识别 





识别 桥架 1 


-人 
2 
I 
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操作 2: 单 击 选 择 桥架 两 条 边线 ， 右 击 确认 ， 完成 识别 桥架 ， 如 图 11. 33 所 示 。 





图 11.33 CAD 识别 扒 从 计 别 桥架 2 
@ 设备 连 线 
说 明 : 设备 
操作 : 选择 
首 。 如 图 11 所 示 〈 说 险 ; 记 败 纸 不 需要 设备 连 
区 上 方 选择 选择 功能 ,~ 切换 到 选择 状态 ， 选 中 惧 






指 两 个 设备 间 用 生 EE 行 连接 

国 区 上 方 设备 馆 线 功能 ! 单 击 选 择 两 个 设备 ， 两 个 设备 间 就 会 生成 选择 
内 处 作为 演示 讲解 ， 做 完 后 在 
别 出 的 这 段 桥架 右 击 删除 ) 


















加 站 
【设备 连 线 】 





图 11.34 CAD 识别 一 一 设备 连 线 








说 明 : 设备 连 管 指 设备 与 管道 间 用 管道 进行 连接 。 常 用 于 配 电 柜 和 桥架 间 用 管道 连接 
或 配 电 柜 和 桥架 间 用 桥架 连接 。 
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操作 1: 左边 列表 中 选中 桥架 或 管线 ,在 绘图 区 上 方 选 择 设备 连 管 功能 ， 单 击 选择 配 
电 柜 ， 如 图 11. 35 上 








下 示 








图 11.35 《DYR 别 一 设备 连 管 1 
操作 2: 单 击 选择 配 电 柜 ， NOT 连接 的 桥架 /管线 。 生 成 桥架 


We es 
如 图 11. 36 所 示 。 可 根据 图 纪 必要 末 ， 对 其 他 配 电 往生 架 进 行 设备 连 管 完成 后 续 
~ J 


识别 








< 





图 11.36 CAD 识别 一 一 设备 连 管 2 
钱 配 电 系统 设置 
说 明 : 此 功能 可 以 把 配 电 系 统 图 中 的 管线 规格 提取 到 软件 中 生成 构件 ， 可 以 提高 建立 
构件 的 效率 





> 
A 
_『 困 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 





操作 1: 重新 显示 全 部 CAD 图 纸 〈 见 前 面 CAD 操作 设置 讲解 )， 在 左边 选择 电线 导 
管 ， 绘 图 区 上 方 选择 配 电 系统 设 置 功能 ， 随 即 弹出 配 电 系统 设置 窗口 ， 如 图 11. 37 所 示 。 






【 瑟 电 系统 图 设置 】 





图 11.37 CAD 识别 





操作 2: 选择 读 系统 图 ， 框 选 要 读 二 块 ， 如 图 11. 38 所 示 


a 





图 11.38 CAD 识别 一 一 配 电 系统 设置 2 


操作 3: 右 击 确认 ， 把 框 选 内 容 读 取 到 配 电 系统 设置 窗 中 ， 对 内 容 和 图 纸 进 行 校 对 修 
改 ， 如 图 11. 39 所 示 。 

操作 4: 单 击 “确定 ”"， 完 成 配 管 构件 建立 ， 在 电线 导管 中 ,可 以 看 到 根据 系统 图 读 取 
建立 的 所 有 配 管 ， 如 图 11. 40 所 示 〈 本 图 纸 其 他 配 管 可 用 相同 方式 进行 建立 ) 。 
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时 
= eesma7 


11.39 ”CAD 识别 





图 11. 40 CAD 识别 一 一 配 电 系统 设置 4 


加 设置 起 点 、 选 择 起 点 、 检 查 电缆 计算 路 径 
说 明 : 由 于 要 把 电缆 从 低压 配 电 柜 中 引出 ， 通 过 桥架 连接 到 每 个 照明 配 电 箱 上 ， 所 以 需要 


把 总 低压 配 电 柜 作 为 起 点 ,把 每 个 照明 配 电 箱 作为 





连接 起 点 和 终点 进行 管线 计算 。 这 里 
役 盾 起点、 选择 起 点 来 完成 。 | 计算 路 径 是 查看 起 点 和 终点 的 计算 范围 。 
: 使 用 设备 连 管 将 WL1 -1 一 WL1- 11 全 部 和 桥架 相连 ,然后 在 左边 构件 列表 中 








选择 电 线 导管， 在 绘图 区 上 方 选 择 设置 起 点 按 下 方 状态 提示 操作 ， 如 图 11. 41 所 示 。 
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L | 
a 
. 【设置 起 点 】 
图 11.41 CARIR 别 一 一 设置 起 点 1 
操作 2: 单 击 选择 低压 配 电 柜 和 纵 询 桥架 连接 的 点 .交尾 坚 立 管 起 点 标高 作为 线路 起 点 ， 


此 处 设置 AP/AW1/2/3 和 及 WUK75/6/17 作为 起 点 , 娘 图 1 从 42 所 示 











图 
| 


TUenv 


图 11.42 CAD 识别 一 一 设置 起 点 2 
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操作 3: 选择 起 点 ， 如 图 11. 43 所 示 





【选择 起 点 】 





图 11 榴 和 CAW 识 别 一 一 选择 起 点 1 





操作 4: 按 下 方 状态 提示 操作 ^\ 漳 调 选择 和 桥架 相连 的 配 管 ， 右 击 确认 ， 如 图 11. 44 
所 示 ， 弹 出 选择 起 点 窗口 ， 单 出 选 接 对 应 起 点 , 单 击 ,“ 完成 选择 起 点 操作 。 其 他 
和 桥架 相连 配 管 可 用 相同 方 武 完成 








图 11.44 CAD 识别 一 一 选择 起 点 2 


-人 
和 
三 
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操作 5 
所 示 。 





仿 查 电缆 计算 路 径 。 设 置 起 点 和 选择 起 点 完成 后 ， 检 查 电缆 计算 路 径 ， 如 图 11. 45 















【检查 电缆 
计算 路 径 】 


图 11.45 CAD 识别 -一 


操作 6: 单 击 选择 和 桥架 相连 4 SN 
范围 ， 单 击 三 维 视图 ， 如 图 11 f 匠 从 
Ar 


5 电缆 计算 路 径 ! 


随即 会 用 绿色 显示 这 条 线 缆 起 点 和 终点 的 计算 


图 11.46 CAD 识别 一 一 检查 电缆 计算 路 径 2 


人 @ 单 回路 识别 
说 明 : 识别 同 条 回路 配 管 中 穿 线 根 数 相同 情况 下 ， 可 用 此 功能 完成 识别 。 如 ALIL 中 
没有 标注 不 同 穿线 根 数 ， 可 用 回路 识别 。 
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操作 1: 电线 导管 界面 ， 在 绘图 区 上 方 选择 回路 识别 功能 ， 按 下 方 状态 提示 完成 操作 
单 击 选中 回路 中 的 一 条 CAD 线 ， 右 击 确认 ， 选 中 整 条 回路 ， 如 图 11.47 所 示 。 
























sa mrs dk 
3 a 


人 7 议 择 要 Ba 半 口 ， 选 择 对 应 的 管线 ， 如 图 11. 48 
*, > 






操作 2: 再 次 右 击 ， 


所 示 。 > 入 
As 





图 11.48 CAD 识别 





单 回路 2 


使 
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操作 3: 单 击 “确认 ”， 完 成 回路 识别 ， 生 成 WL2 管 


， 如 图 11. 49 所 示 











图 11.49 2 SR 单 回 路 3 
@ 多 回路 识别 


说 明 : 一 次 性 识别 Re x 识 中 标注 不 


次 识别 多 条 。 
操作 1: 电线 导管 界 而 5 出 区 上 方 选择 a 识别 功能 ， 按 下 方 状态 提示 完 
提 的 问 路 编号 ， 即 WL1、WL4， 右 击 确 


单 击 选 中 回路 4 -条 CADz 线 及 其 Wey 
国有 路 ， 理 这 NE 的 ch 2 和 应 的 回路 编号 ， 右 击 确 认 整 条 回路 ， 


如 图 11. 50 > 


划 根 数 。 回 路 标识 识别 可 以 










图 11.50 ”CAD 识别 一 一 多 回路 1 
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Fn 
y 
六 从 
| CSXS El 
作 且 从 二 术 寺 思想 入 和 说 国 晤 怖 时 往 从 [Si x 
2 


图 11.51 CAD 识别 一 仿 
XS 
操作 3， 单 击 “ 确 定 "， 生 成 WLI 及 WI 党 秽 癌 路 。 完 成 回路 自动 识别 。 至 此 ALI 


的 WL1、WL2、W1L4 全 部 识别 完成 ， 如 图 入.32 所 示 
人 





图 11. 52 CAD 识 别 一 一 多 回路 3 


1 工程 量 汇总 一 表格 输入 


1. 任务 说 明 
表格 输入 是 把 在 绘图 输入 界面 不 方便 用 CAD 识别 或 通过 绘图 处 理 的 工程 量 , 通过 手 





计算 的 方式 添加 在 完整 的 工程 计算 当中 。 


-人 
-JE 
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2. 任务 分 析 

此 处 我 们 将 演示 讲解 表格 输入 ， 添 加 一 个 电气 专业 中 的 照明 灯具 ， 把 工程 量 汇总 在 完 
整 的 工程 当中 。 回 

3. 任务 实施 训 oy 

操作 1: 在 工程 量 界面 ， 选 择 表格 输入 ， 出 现 表 格 输入 窗口 。 需 要 在 [OF i 
导航 栏 选中 对 应 类 型 才 可 以 建立 对 应 构件 ， 如 图 11. 53 所 示 。 【工程 量 汇总 


表格 输入 】 











图 11.54 工程 量 汇总 一 一 表格 输入 2 
操作 3: 选择 对 应 楼 层 , 输入 对 0 选择 对 应 类 型 ， 输 入 材质 规格 ; 选择 系统 类 
型 ,输入 工程 量 表 达 式 .完成 表格 工程 量 的 添加 和 计算 。 至 此 表格 输入 完成 ， 如 图 11. 55 
所 示 。 
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11. 55 工程 量 汇总 一 一 表格 输入 3 


工程 量 汇总 一 集中 套用 做 法 2 人 


SR 
1. 任务 说 明 A 
集中 套用 做 法 是 把 绘图 输入 和 表格 输入 中 所 计算 的 工程 量 全 部 汇总 在 一 起 ， 
进行 清单 和 定额 的 套 取 。 SS 

2. 任务 分 析 PR RS 

集中 套用 做 法 : 需要 把 需要 计算 的 清单 、 定 额 套 取 ， 清单 进行 特征 描述 ; 如 
有 需要 可 以 反 查 定位 图 元 ， 进 行 KR 交 对 次、 

3. 任务 实施 Ea 汉 愧 

(1) 自动 套用 清单 、 手 疡 递 择 清单 x 

说 明 : 自动 套用 清音 售 清 单 和 构件 进行 四 谎 ， 区 合 构件 的 清单 项 进行 自动 套 取 。 

手动 选择 清 人 语 和 动 套用 清单 中 其 只 取 不 准确 或 未 套 取 清 单 时 ， 需 要 
清单 库 中 选 修改 原 有 清单 项 。“ 邦 > 


操作 1， 沈 绊 汇 总 计算 ， 弹 出 “ 



























【工程 量 ; 


总 计算 】 





有 
< 
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操作 2: 单 击 “ 计 算 ”， 计 算 完成 ,选择 套用 做 法 ， 如 图 11. 57 所 示 。 
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图 11. 57 工程 量 汇 总 计算 2 


操作 3: 在 做 法 套用 界面 ， 呈 二 上 方 自动 用 je 如 图 11. 58 所 示 。 
< 








图 11.58 工程 量 汇总 一 一 自动 套用 清单 1 
: 生成 后 ， 一 些 可 以 和 构件 直接 匹配 的 清单 项 会 自动 匹配 到 清单 
， 如 图 11. 59 所 示 。 
:5: 手动 套用 清单 ， 上方 选 择 添加 清单 ， 再 选择 清单 ， 打 开 清单 库 ， 
选择 对 应 清单 ， 如 图 11. 60 所 示 。 【自动 套用 清单 】 
操作 6: 双击 对 应 清单 .所 选 清单 进行 添加 ,至 此 完成 手动 清单 套 取 ， 如 图 11. 61 
所 示 。 
(2) 匹配 项 目 特征 
说 明 : 安装 专业 中 ,清单 的 特征 一 般 是 对 设备 或 管线 的 规格 进行 描述 。 在 软件 识别 构 
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图 11.59 二 各 是 | 用 清单 2 
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11.60 工程 量 汇总 一 一 手动 套用 清单 1 


件 过 程 中 会 输入 构件 属性 〈 规 格 )， 所 以 可 以 直接 把 属性 中 的 规格 匹配 到 清 
单 特征 中 去 。 前 面 构件 属性 填写 越 准确 ， 清 单 匹配 的 描述 也 就 越 规范 。 

操作 : 选择 “匹配 项 目 特 征 ” 功 能 ,直接 完成 清单 特征 匹配 ， 如 
[手动 要 用 清单 图 11. 62 所 示 。 未 完成 的 需要 自己 打开 特征 项 进行 特征 手动 填写 。 

(3) 反 查 定位 图 元 

说 明 : 在 工程 量 核对 过 程 中 , 需要 快速 准确 地 查找 到 需要 核对 的 图 元 ， 反 查 定位 就 可 
以 快速 实现 。 
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图 11.61 工程 最 动 套用 清单 2 








11.62 工程 量 汇总 一 一 匹配 项 目 特征 





操作 1: 选择 要 查找 的 构件 ， 双 击 此 图 元 ， 如 图 11. 63 所 示 。 
操作 2: 定位 回 前 面 绘图 输入 界面 的 图 元 具体 位 置 ， 可 选择 具体 某 个 后 央 
图 元 ， 单 独 定位 ， 如 图 11. 64 所 示 。 至 此 完成 图 元 反 查 。 





【匹配 项 目 特征 】 
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图 11.64 工程 量 汇总 一 一 反 查 定位 2 


工程 量 汇总 一 一 查看 、 打 印 报表 


1. 任务 说 明 及 分 析 

在 工程 完成 后 ,需要 对 工程 量 进行 分 类 查看 ,或 打印 出 纸 质 文件 . 需要 进行 报表 的 查 
看 和 打印 。 

2. 任务 实施 

操作 : 选择 报 表 预 览 ， 如 图 11. 65 所 示 。 
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A 肯 忆 加 回信"* 三 固 : 


IE ” 关 制 攻守 工具 。 祝 四 。 六 更 本 从 。 对 县 模块 
加 批 旺 运 返 
欧 喜 扰 加 元 
上 抬 耻 构件 
选择 















图 11.65 工程 量 汇总 一 一 预览 、 打 印 报表 1 【打印 报表 】 


此 时 界面 切换 到 报表 预览 界面 ， 此 处 可 分 系统 、 分 类 型 查看 设备 及 管线 工程 量 ; 也 可 查看 
工程 量 明细 表 ， 查 看 计算 式 。 上 方 选择 “打印 ”按钮 ， 可 直接 进行 报表 打印 ， 如 图 11. 66 所 示 。 
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两 工 页 页 二 页“ 2 和 5 


图 11.66 工程 量 汇总 一 一 预览 、 打 印 报表 2 


@ 模块 小 结 站 





讲述 了 广 联 达 BIM 安装 计量 GQI2018 的 操作 应 用 ,主要 讲述 以 下 方面 内 容 。 
(1) 新 建 工程 。 
(2) 绘图 管理 : 定义 轴 网 、 导 入 CAD、 图 纸 分 割 、 识 别 。 


(3) 表格 输入 。 
(4) 清单 套用 。 





@ 复习 思考 题 站 
自己 找 一 套 给 排水 施工 图 进行 软件 操作 练习 。 
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